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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 

11 Δεκεμβρίου 2013 


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4219 

Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσε¬ 
ων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και 
ρύθμιση συναφών θεμάτων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Αρθρο πρώτο 

Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων 
της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου 
της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, 
Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης 
του τμήματος Μαλιακός-Κλειδί του 
Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Αθήνα- 
Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 28.11.2013 Συμ¬ 
φωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παρα¬ 
χώρησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 46.1.1 και 46.1.2 του άρθρου 46 της από 
28 Ιουνίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3605/2007 «Κύρωση 
Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κα¬ 
τασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης 
και Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητόδρομου Πάτρα- Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α'190) (η «Συμ¬ 
φωνία Τροποποίησης»), μεταξύ αφ’ ενός του Ελληνικού 
Δημοσίου και αφ’ ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη 
Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα 
ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί» και β) εκ τρίτου των Μετό¬ 
χων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (1) Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΟΘΗΤΙΕΡ 
ΡΡΡ δΟΐυΤΙΟΝδ ΘιτιόΗ» που εδρεύει στο Εεεοη Γερμα- 
νίας, (2) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά, 
(3) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ϋ & Ρ ΑΒΑΞ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ϋ & Ρ 
ΑΒΑΞ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, (4) Ανώ¬ 
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «νΐΝΟΙ ΟΟΝΟΕδδΙΟΝδ 
δ.Α.3.» που εδρεύει στη Γαλλία, (5) Ανώνυμης Εταιρείας 


με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡ¬ 
ΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό 
τίτλο «ΑΕΓΕΚ», (6) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου. Το 
κείμενο της Συμφωνίας Τροποποίησης, πλην των προ¬ 
σαρτημάτων αυτής, προσαρτάται σε πρωτότυπο ως 
Παράρτημα Α' του παρόντος νόμου και αποτελεί ανα¬ 
πόσπαστο μέρος του άρθρου πρώτου του νόμου αυτού. 

Άρθρο δεύτερο 

Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων 
της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου 
της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, 
Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης 
του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 28.11.2013 
Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης 
Παραχώρησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, σύμ¬ 
φωνα με τα άρθρα 37.1 και 37.2 της από 31 Μαΐου 2007 
Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3597/2007 «Κύρωση Σύμβασης 
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, 
Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμε¬ 
τάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος 
και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α'168) (η «Συμφωνία 
Τροποποίησης»), μεταξύ αφ’ ενός του Ελληνικού Δημο¬ 
σίου και αφ’ ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώ¬ 
νυμη Εταιρία Παραχώρησης», και β) εκ τρίτου των Με¬ 
τόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (1) Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΝΤΒΑ ΟΟΝΟΕδδΙΟΝΕδ 
ΩΕ ΙΝΡΒΑΕδΤΒΩΟΤυΠΑδ ΩΕ ΤΒΑΝδΡΟΒΤΕ δ.Α.» που 
εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (2) Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜ¬ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει 
στην Αθήνα (3) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΙΒΙΩΙΙΙΜ ΟΟΝΟΕδΙΟΝΕδ ΩΕ ΙΝΡΒΑΕδΤΒΙΙΟΤΙΙΒΑδ δ.Α.» 
που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (4) Ανώνυμης Εται¬ 
ρείας με την επωνυμία «ΩΒΑΟΑΩΟδ δ.Α.» που εδρεύει 
στη Μαδρίτη Ισπανίας. Το κείμενο της Συμφωνίας Τρο¬ 
ποποίησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, προσαρ- 
τάται σε πρωτότυπο ως Παράρτημα Β' του παρόντος 
νόμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άρθρου 
δεύτερου του νόμου αυτού. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Άρθρο τρίτο 

Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων 
της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου 
της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, 
Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης 
του Αυτοκινητόδρομου Ιονία Οδός από Αντίρριο 
μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης)- 

Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος 
του ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 28.11.2013 Συμ¬ 
φωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παρα¬ 
χώρησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, σύμφωνα με 
τα άρθρα 37.1 και 37.2 της από 19 Δεκεμβρίου 2006 Σύμ¬ 
βασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 3555/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώ¬ 
ρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματο¬ 
δότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης 
του Αυτοκινητόδρομου Ιονία Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός 
(Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημα- 
τάρι - Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» (Α'81) (η «Συμφωνία 
Τροποποίησης»), μεταξύ αφ’ ενός του ελληνικού Δημο¬ 
σίου και αφ’ ετέρου: α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Νέα Οδός Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης», 
και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυ¬ 
μης Εταιρείας (1) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΟΙΝΤΒΑ ΟΟΝΟΕ83ΙΟΝΕ3 ΟΕ ΙΝΡΒΑΕ3ΤΒυθΤυΒΑ3 ϋΕ 
ΤΒΑΝ5ΡΟΒΤΕ 3.Α.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, 
(2) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡ- 
ΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, (3) Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΒΟΙΙΜ ΟΟΝΟΕ3ΙΟΝΕ3 ΘΕ 
ΙΝΡΒΑΕ3ΤΒΙΙΟΤυΒΑ3 3.Α.» που εδρεύει στη Μαδρίτη 
Ισπανίας, (4) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α03 
3ΕΒΝ/ΙΟΙ03 Υ ΟΟΝΟΕ3ΙΟΝΕ3 31» που εδρεύει στη Μα¬ 
δρίτη Ισπανίας, (5) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«0ΒΑ0Αϋ03 3.Α.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας. 
Το κείμενο της Συμφωνίας Τροποποίησης, πλην των 
προσαρτημάτων αυτής, προσαρτάται σε πρωτότυπο ως 
Παράρτημα Γ' του παρόντος νόμου και αποτελεί ανα¬ 
πόσπαστο μέρος του άρθρου τρίτου του νόμου αυτού. 

Άρθρο τέταρτο 

Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων 
της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου 
της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, 
Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης 
του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα- Κόρινθος- 
Πάτρα-Πύργος-Τ σακώνα 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 29.11.2013 
Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης 
Παραχώρησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, σύμ¬ 
φωνα με τα άρθρα 37.1 και 37.2 της από 24 Ιουλίου 
2007 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύμβασης 
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, 
Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμε¬ 
τάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόριν¬ 
θος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα και άλλες διατάξεις» 
(Α'279) (η «Συμφωνία Τροποποίησης»), μεταξύ αφ’ ενός 
του Ελληνικού Δημοσίου και αφ’ ετέρου: α) της Ανώνυ¬ 
μης Εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπία Οδός Ανώνυμη 


Εταιρία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Ελευ¬ 
σίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα» (πρώην 
«Άπιον Κλέος Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον 
Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύρ¬ 
γος - Τσακώνα»), και β) εκ τρίτου των Μετόχων της 
παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (1) Ανώνυμης Εταιρεί¬ 
ας με την επωνυμία «λ/ΙΝΟΙ ΘΟΝΟΕ33ΙΟΝ3 3.Α.3.» που 
εδρεύει στη Γαλλία, (2) Ανώνυμης Εταιρείας με την επω¬ 
νυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην 
Νέα Κηφισιά, (3) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ϋ & Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥ¬ 
ΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 
«ϋ & Ρ ΑΒΑΞ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, 
(4) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΗΟΟΗΤΙΕΡ ΡΡΡ 30ΕυΤΙ0Ν3 ΟπιόΗ» που εδρεύει στο 
Εεεοη Γερμανίας, (5) Ανώνυμης Εταιρείας με την επω¬ 
νυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, (6) Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» που εδρεύει 
στο Δήμο Αμαρουσίου. Το κείμενο της Συμφωνίας Τρο¬ 
ποποίησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, προσαρ- 
τάται σε πρωτότυπο ως Παράρτημα Δ' του παρόντος 
νόμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άρθρου 
τέταρτου του νόμου αυτού. 

Άρθρο πέμπτο 

Ρυθμίσεις για τον οδικό άξονα 
«Αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» 

1. Ο οδικός άξονας «Αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος- 
Τσακώνα» χαρακτηρίζεται ως έργο υποδομής άμεσης 
προτεραιότητας, προκειμένου, αμέσως μετά την εξαίρε¬ 
σή του από τη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου της 
Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, 
Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου 
Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα (η 
Σύμβαση Παραχώρησης), όπως αυτή θα ισχύσει μετά την 
τροποποίησή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο τέταρτο του παρόντος νόμου, να δημοπρατηθεί 
εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014. Ειδικά: 

α) το τμήμα από Α/Κ Μυντιλογλίου (πέρας παράκαμ¬ 
ψης Πάτρας) έως Α/Κ Πύργου θα κατασκευασθεί σύμφω¬ 
να με τις έρευνες και μελέτες που υποχρεούται να εκ¬ 
πονήσει ο Παραχωρησιούχος δυνάμει της παραγράφου 
18.2.3 της τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης, 
μέσω της αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων, 
με στόχο η κατασκευή του να έχει ολοκληρωθεί όχι 
αργότερα από την ολοκλήρωση του έργου της Σύμβα¬ 
σης Παραχώρησης, 

β) το τμήμα από κόμβο Καλού Νερού έως Α/Κ Κυπα¬ 
ρισσίας θα κατασκευασθεί με εθνικούς και κοινοτικούς 
πόρους, με βάση τους ήδη εγκεκριμένους περιβαλλοντι¬ 
κούς όρους, τις υφιστάμενες πλήρεις μελέτες οδοποιίας 
και αυτές που θα εκπονηθούν κατά προτεραιότητα, προ¬ 
κειμένου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016, 

γ) το τμήμα Πύργος - Καλό Νερό παραμένει έργο 
προτεραιότητας, το οποίο περιλαμβάνεται στον εθνι¬ 
κό σχεδίασμά για τη σύνδεση του αυτοκινητόδρομου 
Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα με τον αυτοκινητόδρομο 
Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα. 
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2. Τα Αναβαλλόμενα Τμήματα του αυτοκινητόδρομου 
Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 4.2.3 της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου 
της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λει¬ 
τουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του αυτο¬ 
κινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), όπως αυτή θα 
ισχύσει μετά την τροποποίησή της, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, 
χαρακτηρίζονται ως έργα υποδομής άμεσης προτεραιό¬ 
τητας τα οποία περιλαμβάνονται στον εθνικό σχεδίασμά 
για τη σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. με την 
Εγνατία Οδό και θα ολοκληρωθούν με εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους και ειδικότερα τα μεν τμήματα του 
άρθρου 4.2.2 (α) (ί) και (ίϋ) εντός τριών (3) ετών, το δε 
τμήμα του άρθρου 4.2.2 (α) (ϊν) εντός πέντε (5) ετών. Η 
διάταξη της κατωτέρω παραγράφου 3 εφαρμόζεται και 
για την κατασκευή των ανωτέρω τμημάτων. 

3. Οι υπολειπόμενες αναγκαίες αναγκαστικές απαλλο¬ 
τριώσεις για την κατασκευή των ως άνω τμημάτων του 
αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, ο οποίος 
έχει χαρακτηρισθεί ως έργο Εθνικής Σημασίας, θα κη¬ 
ρυχθούν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7Α του 
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. 

Άρθρο έκτο 

Η παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 τροποποι¬ 
είται ως εξής: 

«20. Ορίζεται μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των 
καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων έως 
31.12.2015, για λόγους εξασφάλισης της δυνατότητας 
υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 
2007-2013. Για ισόχρονο διάστημα παρατείνεται και η 
διάρκεια θητείας των Δ.Σ. των καταργούμενων και συγ¬ 
χωνευόμενων φορέων, με αρμοδιότητα την υλοποίηση 
των αντίστοιχων Πράξεων, μέσω των εγκεκριμένων 
Τεχνικών Δελτίων, τη διενέργεια πράξεων εκκαθάρι¬ 
σης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε 
άλλης γεγενημένης έννομης σχέσης των καταργούμε- 
νων και συγχωνευόμενων φορέων. Οι εκκρεμείς δίκες 
των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων, σε 
περίπτωση μη αποπερατώσεώς τους κατά το ανωτέ¬ 
ρω χρονικό διάστημα, συνεχίζονται χωρίς καμία άλλη 
διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, 
από τους φορείς στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρ- 
μοδιότητές τους.» 


Άρθρο έβδομο 

1. Παρέχεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων εξουσιοδότηση να 
υπογράψουν εκπροσωπώντας από κοινού το Ελληνικό 
Δημόσιο: 

(α) Σύμβαση αναδοχής χρέους («ΑεευπιρΙίοη 
ΑρΓθθηηθηΙ») μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της ανώνυμης εται¬ 
ρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Ολυμπία Οδός 
Ανώνυμη Εταιρία Παραχώρησης για τον αυτοκινητό¬ 
δρομο Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώ- 
να» (η «Εταιρία Παραχώρησης»), προς εξασφάλιση των 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
που απορρέουν από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμ¬ 
βάσεις, που συνάπτονται στο πλαίσιο της σύμβασης 
παραχώρησης του έργου «Μελέτη - Κατασκευή - Χρημα¬ 
τοδότηση - Συντήρηση - Λειτουργία και Εκμετάλλευση 
του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - 
Πύργος - Τσακώνα» (το «Εργο»), η οποία έχει κυρωθεί 
με το ν. 3621/2007 (Α'279). 

(β) Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εται¬ 
ρίας Παραχώρησης, του Διατραπεζικού Εκπροσώπου 
των δανειστριών τραπεζών του'Εργου, του Εκπροσώπου 
των Ομολογιούχων Δανειστών και του Εκπροσώπου 
Εξασφαλίσεων των δανειστριών τραπεζών του Έργου 
(«δυόοΓάίηαΙίοη Οοοά»), για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων των μερών σε περίπτωση αναδο¬ 
χής του χρέους της Εταιρίας Παραχώρησης από το 
Ελληνικό Δημόσιο έναντι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση 
αναδοχής χρέους της ανωτέρω περίπτωσης α'. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά¬ 
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφο¬ 
ρών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς 
πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
στους ειδικούς λογαριασμούς της παραγράφου 12.2 του 
άρθρου 12 εκάστης των Συμφωνιών Τροποποίησης που 
κυρώνονται με τα άρθρα πρώτο έως τέταρτο του πα¬ 
ρόντος νόμου, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες για 
την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 

Άρθρο όγδοο 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί¬ 
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 




ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με τις παρ. 46.1.1 και 46.1.2 του άρθρου 46 της από 28 Ιουνίου 2007 
Σύμβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3605/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, 
Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του 
τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 190 
Α/08-08-2007} 


Στην Αθήνα σήμερα, την εικοστή ογδόη (28) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο 
χιλιάδες δέκα τρία (2013), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 
αναφερόμενα στα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας και τα Προσαρτήματα της. 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΑΦ' ΕΝΟΣ 

του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής Το Ελληνικό Δημόσιο" ή το “Δημόσιο"), 
όπως αυτό νόμιμα εκπροσωπείται δυνάμει της παρ. 46.1.2 του άρθρου 46.1 
(Τροποποιήσεις) της από 28 Ιουνίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3605/2007, από τον κ. Μιχαήλ 
Χρυσοχοΐδη, Υπουργό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 182, 

ΚΑΙ ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ 

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, 
Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ 
Μαλιακός - Κλειδί» και το διακριτικό τίτλο «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» 
(εφεξής ο «Παραχωρησιούχος») με έδρα το Δήμο Λάρισας, οδός Ανθίμου Γαζή 
αριθμός 4, 41222 Λάρισα, η οποία έχει συσταθεί με την υπ' αριθ. 4839/11 Ιουνίου 
2007 καταστατική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Οικονόμου- 
Κονδυλένιου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3001/12.06.2007 απόφαση του 
Νομάρχη Λάρισας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με 
αριθμό 63484/31/Β/07/26, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πέντε εκατομμύρια Ευρώ 
(€ 5.000.000,00) και εκπροσωπείται νόμιμα στην προκειμένη περίπτω ση από τους 

_ __κχΔημήι ριο Γκατσώνη, κάτο ικο—ΜίΛίχυχωμΙου Λάρισας, ΙΚ 41500, Γενικό 

Εκτελεστικό Διευθυντή και Νικόλαο Αντζουλάκο Κάτοικο Μοσχοχωρϊου Λάρισας 

ΤΚ 41500 Οικονομικό Διευ θυντή {ιδιότ η τα), δυνάυει της _από. 2 2 .1 1 .20 1 3- 

-απδφϋοηςΤου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Το καταστατικό της 

Εταιρείας τροποποιήθηκε: 

(α) δυνάμει της από 16.01.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αρ 865/26.02.2008 


Μ_ΚΛ_ΣΥΜ ΦΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ0υΤ1ΟΝ 0ΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 


Σελ. 1 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του 
ΑυταηνητοΦρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εϋζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Λάρισας ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής 

δημοσιεύθηκε στο τεύχος 1604/18.03.2008 δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της 

Εφημερίδος της Κυβέρνησης 

(β) δυνάμει της από 18.02.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αρ 1054/4.03.2008 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Λάρισας ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής 

δημοσιεύθηκε στο τεύχος 1603/18.03.2008 δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της 

Εφημερίδος της Κυβέρνησης 

(γ) δυνάμει της από 29.06.2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αρ 4094/ 17.08.2010 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Λάρισας ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής 

δημοσιεύθηκε στο τεύχος 9946/24.08.2010 δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της 

Εφημερίδος της Κυβέρνησης 

(δ) δυνάμει της από 30.01.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της Εταιρίας η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 783/ 14.02.2012 απόφαση 
της Ανππερίφερειάρχου Λάρισας ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής 
δημοσιεύθηκε στο τεύχος 1518/1.03.2012 δελτίο ΑΕ κοι ΕΠΕ της 

Εφημερίδος της Κυβέρνησης 

Εφεξής αποκαλούμενοι ως οι «Συμβαλλόμενοι» ή τα «Συμβαλλόμενα Μέρη» ή 

τα «Μέρη», 

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ 

των μετόχων του Παραχωρησιούχου: 

(α) της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΟΟΗΤΙΕΡ 
ΡΡΡ δοΐυΐΐοηϊ 6τηΡΗ» που εδρεύει ατα Εεεεπ Γερμανίας και 
εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με 
την από 18.10.2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. 
ΟΙίνβΓ Υ/οηηβΓ και κ. ΟθαΊ Κγ3πτθγ. 

(β) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΓϊιρ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - 
Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά, Εθνική Οδός 
Αθηνών - Λαυίαε—κ^εκποοσωπείται νάυαιο-ΰ ύικρωνα υε το καταστατικά 
της σε συνδυασμό με ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται με την από 
31.10.2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. 
Εμμανουήλ Πετούση. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιοκάς - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εϋφβνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΟΡΗΣΗΣ 


(γ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «3 & Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

και το διακριτικό τίτλο «I & Ρ ΑΒΑΞ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο 
Αμαρουσίου, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, και εκπροσωπείται 
νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με ειδική 
εξουσιοδότηση που παρέχεται με το από 20.11.2013 Πρακτικό του 
Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη. 

(δ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «νΐΝΟΙ 0ΟΝ0Ε551ΟΝ5 
5Λ.5» που εδρεύει στη Γαλλία, στην οδό ΡΙοεε άε Γ Εύπορα 9, 92500, 
στη ΚοαίΙ - ΜοίΙπτδϊεοη, κσι εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το 
καταστατικό σε συνδυασμό με ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται με 
την από 20.11.2013 απόφαση του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή 
ουτής από τον κ. Παναγιώτη Παπανικόλα. 

(ε) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΑΕΓΕΚ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, οδός Αμαρουσίου- 
Χαλανδρίου αρ. 18-20, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το 
καταστατικό της σε συνδυασμό με ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται 
με την από 21.11.2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από 
τον κ. Ιωάννη Γαϊτάναρο. 

(στ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» που εδρεύει 
στο Δήμο Αμαρουσίου, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, κοι 
εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με 
ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται με την από 19.11.2013 απόφαση 
του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τον κο Αναστάσιο Τσακσνίκα. 

οι οποίοι συμβάλλονται εττην παρούσα αποκλειστικά σε σχέση με τις υποχρεώσεις 
που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το προβλεπόμενα στα Αρθρα 5.1.4.1και 5.1.4.2 
της παρούσας Συμφωνίας (οι «Αρχικοί Μέτοχοι») 

Γίνεται μνεία ότι για την υπογραφή της παρούσας Συ υΦων'ιας ένει εκδοθεΐ ·η __υο1 
_οριθτ42θ(2θ13ϋρϋξιι του Ε' Κλφακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

_ ΑΡΘΡΟ 1 _ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- 

Ο Παραχωρησιούχος και όλοι οι ανωτέρω μέτοχοί του, με ατομική τους ευθύνη 
δηλώνουν κοι με την παρούσα ότι ^ρλα τα ανωτέρω κατατεθέντα και 
μνημονευόμενα νομιμοποιητικά τους στοιχεία: 


















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4849 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εχμετόλλευοη τον τμήματος Μ ηλιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ! 


3 . Είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή. 

Ρ. Δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και της 
Σύμβασης Παραχώρησης και πάντως, έστω κοι αν υπάρχει κάποια αντίθεση, 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση να 
αποκαταστήσουν το σημείο αντίθεσης, με δική τους μέριμνα και δαπάνες, α¬ 
προφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη γνωστοποίηση σ' αυτούς ή την καθ' 
οιονδήποτε τρόπο γνώση της αντίθεσης. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη και οι Αρχικοί Μέτοχοι, ως εκ τρίτου 
συμβαλλόμενοι, υπέγραψαν την μεταξύ τους από 28 Ιουνίου 2007 
Σύμβαση, εφεξής η «Σύμβαση Παραχώρησης» ή «Σύμβαση», με την 
οποία και υπό τους περιεχόμενους εκεί όρους και ειδικότερες συμφωνίες, 
το Δημόσιο ανέθεσε στον Παραχωρησιούχο το Έργο της Μελέτης, 
Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και 
Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου 
Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ). 

2.2 Με το άρθρο πρώτο του νόμου 3605/2007 «Κύρωση Σύμβασης 
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης Κατασκευής Χρηματοδότησης 
Λειτουργίας Συντήρησης κοι Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός - 
Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσολονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 190 Α/08-08-2007) 
κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης. 

2.3 Με τις παρ. 46.1.1 και 46.1.2 του άρθρου 46.1 της Σύμβασης 
Παραχώρησης προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησής της με έγγραφη 
συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων, η οποία υπογράφεται αφενός για 
λογαριασμό του Δημοσίου δυνάμει της εξουσιοδότησης της παρ. 46.1.2 
σε συνδυασμό και με την παρ. 46.2 της Σύμβασης Παραχώρησης από τον 
Υπουργό (τότε) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ήδη τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών 
& Δικτύων και αφετέρου για λογαριασμό του Παραχωρησιούχου και των 
Αρχικών Μετόχων του από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 

_ εκπρόσωπό τους και υπό την μορφή αυτή εισάγεται στη Βουλή των 

Ελλήνων προς κύρωση. " -■—- 

ΑΡΘΡΟ 3 ; ΟΡΟΛΟΓΙΑ- -__ __ 


Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα, όλοι οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαίο 
αρχικό στην παρούσα έχομν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση 
Παραχώρησης. 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλισκός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

4.1 Σκοπός της παρούσας Συμφωνίος είναι η τροποποίηση συγκεκριμένων 
όρων της Σύμβασης Παραχώρησης προς αποκατάσταση της οικονομικής 
ισορροπίας της, η οποία έχει ιδιαιτέρως δισταραχθά από την οικονομική 
και δημοσιονομική κρίση των τελευταίων 4 ετών και η οποία ήταν 
αδύνατο να προβλεφθεί κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης. Η κρίση 
αυτή επέδρασε κοι επιδρά επί των θεμελιωδών παραδοχών και στοιχείων 
τα οποία εύλογα οι Συμβαλλόμενοι είχαν λάβα ως βάση, κατά τον 
προγραμματισμό, δημοπρότηση και σύναψη της Σύμβοσης 
Παραχώρησης. 

4.2 Παράλληλα οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι σκοπός της παρούσας 
συμφωνίας δεν είναι η επαναφορά οποιουδήποτε εκ των Συμβαλλόμενων 
στην κατάσταση που θα ήταν αν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση και τα εξ 
αυτής δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα, αλλά αποκλειστικά και μόνο η 
αποκατάσταση της οικονομικής ισορροπίας της Σύμβασης στο ελάχιστο 
βιώσιμο επίπεδο που θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
συμφέροντος μέσω της συνέχισης, ολοκλήρωσης κοι λειτουργίας του 
σημαντικού αυτού έργου υποδομής. 

4.3 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι το γεγονός της κρίσης στην Ελληνική κσι 
διεθνή οικονομία πράγματι ήταν πέραν και εκτός της σφαίρας ελέγχου ή 
επιρροής τους και δεν θα ηδύνατο να έχει προβλεφθεί ή προληφθε) 
ακόμα και με καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας εκ μέρους τους και ότι η 
επελθούσα σοβαρή διατάραξη της Ελληνικής οικονομίας συνιστά Γεγονός 
Ανωτέρας Βίας και μάλιστα Παρατεταμένο, κατά την έννοια των οικείων 
όρων της Σύμβασης, εν όψει του ότι η διάρκεια του υπερβαίνει κατά πολύ 
τα όρια που θέτει η Σύμβαση, καθόσον ήδη διαρκεί πέραν της τετραετίας. 

4.4 Με το από έγγραφό τους οι Δανειστές του Έργου γνωστοποίησαν 

στο Δημόσιο και τον ΠαραχωρηΟιούχο ότι έλαβαν πλήρη γνώση των 
συμφωνουμένων με την παρούσα Συμφωνία τροποποιήσεων της 
Σύμβασης Παραχώρησης και ότι τις εγκρίνουν στο σύνολό τους 
ανεπιφύλακτα. 


ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Τ ΥΜΒ ΑΤΗΤ ΠΑΡΑχηΡΗΣΜ^ 


5.1 Ήδη και εν όψει των ανωτέρω τα Συμβαλλόμενα Μέρη από κοινού 
αποδέχονται και συικρωνοι'ιν τι ε πκόίΥΜίθεε-τθοπΘΠοιποείστων κυιωι&Κΰ 
αναφερομένων άρθρων της Σύμβοσης Παραχώρησης: 
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ΕΡΓΟ: Μελίη], Κπτπ σκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - θεσοαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΟΚΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Ερμηνεία της Σύμβασης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

54.1.1 Μετά τον ορισμό «Απευθείας Συμβάσεις» προστίθεται νέος ορισμός ως 
ακολούθως: 

«Αποδεκτή Τράπεζα: η. τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό Ιδρυμα με 
αξιολόγηση πιστοληππκής ικανότητας για μακροπρόθεσμες 
ανασφάλιστες χρηματοδοτήσεις όχι κατώτερη από δύο βαθμίδες 
σε σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα του Ελληνικού 
Δημοσίου». 

54.1.2 Στο τέλος της παρ. (ύ) του ορισμού «Γεγονός Απαλλαγής» προστίθενται 
τα ακόλουθα: 

κόπως και κάθε άλλο γεγονός πλην των Γεγονότων Αθέτησης 
Δημοσίου (για το οποίο μία Γνωστοποίηση Καταγγελίας έχει 
επιδοθεί), το οποίο δεν οφείλεται σε κίνδυνο τον οποίο έχει 
αναλάβει ο Παραχωρησιούχος με την παρούσα Σύμβαση ή σε 
υπαιτιότητα του ιδίου ή σε υπαιτιότητα οποιωνδήποτε προσώπων 
που χρησιμοποιεί ο Παραχωρησιούχος (συμπεριλαμβανομένου 
και του Ανεξάρτητου Μηχανικού) για την εκτέλεση της παρούσας 
ή σε οποιοδήποτε Γεγονός Ανωτέρας Βίας, οι οικονομικές 
συνέπειες του οποίου ; σύμφωνα με το Άρθρο 32.3, βαρύνουν τον 
Παραχωρησιούχο και το οποίο επηρεάζει δυσμενώς την Κρίσιμη 
Διαδρομή του εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος της Περιόδου 
Μελετών - Κατασκευών ή/ και το οποίο επηρεάζει ουσιωδώς 
δυσμενώς τα Καθαρά Έσοδα του ΚΕΠ ή/και τις δαπάνες 
λειτουργίας - συντήρησης - εκμετάλλευσης ταυ ΚΕΠ σε σχέση με 
τις Προβλέψεις» 

54.1.3 Μετά τον ορισμό «Διόδιο Τέλος ή Διόδια Τέλη ή Τέλη Διοδίων» 
προστίθεται νέος ορισμός ως ακολούθως: 

«Έγγραφη Εκδήλωση Διαφοράς: είναι η παραλαβή από το ένα 
Μέρος έγγραφης γνωστοποίησης από το έτερο Μέρος περί της 
γένεσης Διαφοράς, την οποία προτίθεται να υποβάλει στις 
διαδικασίες επίλυσης διαφορών του Άρθρου 44 της Σύμβασης 

_ Παραχώρησης». 


544.4 Ο ορισμός «Επιδιωκόμενος Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας της 
- - Δεπυευ τικήςΕπ ένδυσης Παραχωρησιούχου (ΤΚΙΙΘΚΠοραχ.)» διαγράφεται. 

5.14.5 Μετά τον ορισμό «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Κυρωτικού Νόμου» 
προστίθεται νέος ορισμός ως ακολούθως: 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Είιξωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


«Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης»: Είναι η 
ημερομηνία κατά τη οποία τίθενται σε ισχύ οι τροποποιήσεις της 
Σύμβασης Παραχώρησης όπως αυτές συμφωνήθηκαν με την από 
28/11/2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Συμβάσης 
Παραχώρησης και κυρώθηκαν με νόμο.» 

5.1.1.6 0 ορισμός «Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση» τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Στην τέταρτη και πέμπτη σειρά από την αρχή της παραγράφου 
διαγράφονται οι λέξεις «και της Χρηματοδοτικής Συμβολής του 
Δημοσίου» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «,της Χρηματοδοτικής 
Συμβολής και της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής του 
Δημοσίου ». 

5.1.1.7 Ο ορισμός «Μεταβολή Νομοθεσίας» τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στην έκτη σειρά από την αρχή της παραγράφου διαγράφονται οι λέξεις 
«το αργότερο τριάντα (30) ημέρες προ της ημέρας υποβολής της 
Προσφοράς» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «τριάντα (30) ημέρες 
προ της ημερομηνίας υποβολής της Προσφοράς και οποτεδήποτε 
μετά το χρονικό σημείο αυτό». 

5.1.1.8 Μετά τον ορισμό «Νέα Τμήματα» προστίθεται τρεις νέοι ορισμοί ως 
ακολούθως: 

«Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης; το οικονομικό 
μέγεθος το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό, το 
οποίο εφαρμοζόμενο (ως συντελεστής προεξόφλησης 
ανατοκιζόμενος σε ετήσια βάση) επί της Περιοδικής Ταμειακής 
Ροής, Θα καταλήγει σε μηδενική καθαρό παρούσα αξία» 

«Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου: σημαίνει έξι στα εκατό (6%)» 

■τΟνομαστική Απόδοση Παράτασης Περιόδου Παραχώρησης: 
σημαίνει οκτώ κόμμα οκτώ στα εκατό (8,8%)». 

- 5 . 1 τ 4 · · -9 — Θοριομός-«υμάυ ΐ )μιι» Ι'ράποποιειται ως ακολούθως: ~ 

Διαγράφονται οι λέξεις «Χοηυστοδοτικ ήε Συυβολής του -Δηυοαίου - 

-σύρφϊ^ά1ϊεΐΌΐφ§ρο~5!Σ2 της παρούσας» και αντικαθίστανται με τις 

λέξεις «της Χρηματοδοτικής Συμβολής και της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου σύμφωνα με τα Άρθρα 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, .Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εϋζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.2.2 και 5.2.6 της παρούσας». 

5.1.1.10 Ο ορισμός «Περίοδος Μελετών-Κατασκευών» τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «Περίοδος Μελετών-Κατασκευών» προστίθενται οι λέξεις 
«ή Περίοδος ΤΙ». 

5.1.1.11 Ο ορισμός «Περίοδος Παραχώρησης» τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «τυχόν παρατάσεων» προστίθεται τα σημείο στίξης κόμμα 
και ακολούθως οι λέξεις «σύμφωνα με το Άρθρο 3.3». 

5.1.1.12 Ο ορισμός «Πληρωτέο Ποσό Λόγω Καταγγελίας για Πραγματική Απόδοση 
Δεσμευτικής Επένδυσης)» τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «Πραγματική» στον πρώτο, δέκοτο και ενδέκατο στίχο του 
ορισμού διαγράφονται και αντικαθίστανται με τη λέξη «Ονομαστική». 

5.1.1.13 Ο ορισμός «Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυες» διαγράφεται. 

5.1.1.14 Ο ορισμός «Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου» διαγράφεται. 

5.1.1.15 Ο ορισμός «Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή» διαγράφεται. 

5.1.1.16 Μετά τον ορισμό «Τιμολόγιο Εργασιών» προστίθεται τρεις νέοι ορισμοί 
ως ακολούθως: 

«Τμήμα Α Δανειακών Συμβάσεων είναι το συνολικό ποσό που 
χορηγήθηκε επί τη βάσει των δανειακών συμβάσεων που ανοφέρονται 
και ορίζονται ως «Κύριες Δανειακές Συμβάσεις Τμήμα Α» και «Σε Αναμονή 
σπς Κύριες Δανειακές Συμβάσεις Τμήμα Α» οτις Καθορισμένες Δανειακές 
Συμβάσεις.». 

«Τμήμα Β Δανειακών Συμβάσεων είναι το συνολικό ποσό που 
χορηγήθηκε επί τη βάσει των δανειακών συμβόοεων που ανοφέρονται 
και ορίζονται ως «Κύριες Δανειακές Συμβάσεις Τμήμα Β» και «Σε Αναμονή 

_σπς Κύριες Δανειακές Συμβάσεις Τμήμα Β» στις Καθορισμένες Δανειακές 

Συμβάσεις.». --- 

- «Τμήμα Γ Δανειακών Συμβάσεων είναι το συνολικό ποσό που 

χορηγήθηκε επί τη βάσει των δανειακών συμβάσεων πόΙΓαναφέροντδΓκαί 
ορίζονται ως «Κύριες Δανειακές Συμβάσεις Τμήμα Γ» και «Σε Αναμονή 
στις Δανειακές Συμβάσεις Τμήμα Γ» στις Καθορισμένες Δανειακές 
Συμβάσεις.». 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακάς - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αβήνα - Θεσσαλονίκη - Εάζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.1.1.17 0 ορισμός «Υπηρεσία» τροποποιείται ως ακολούθως: 

Το αρκτικόλεξα «Υ.ΓΊΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» στο κείμενο του ορισμού διαγράφεται και 
αντικαθίσταται με τη λέξη «Δημοσίου». 

5.1.1.18 Ο ορισμός «Χρηματοδοτική Συμβολή» τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στην αρχή του ορισμού, μετά τις λέξεις «Χρηματοδοτική Συμβολή» 
προστίθενται οι λέξεις «ή Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή». 

5.1.1.19 Μετά την παράγραφο 1.7.4.6 του Άρθρου 1, προστίθενται δύο νέες 
παράγραφοι 1.2.4.7 και 1.2.4.8 αντίστοιχα ως ακολούθως: 

« 1.2.4.7 όλες οι αναφορές στους Αρχικούς Μετόχους 
περιλαμβάνουν οποιονδήποτε μέτοχο του 
Παραχωρησιούχου που υπεισέρχεται στα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις κάθε Αρχικού Μετόχου δυνάμει 
της παρούσας Σύμβασης». 

1.2.4.8 όλες οι αναφορές σε αποδόσεις ή Εσωτερικούς Δείκτες 
Απόδοσης (ΕΔΑ ή ΙΡΡε) είναι σε ονομαστικούς όρους 
και υπολογίζονται με βάση την ημερομηνία κατά την 
οποία καταβάλλονται τα Ιδια κεφάλαια 
(συμπεριλαμβανομένου του ομολογιακού δανείου του 
μετόχου), μετά φόρων για τον Παραχωρησιούχο και 
προ φόρων για τους Μετόχους .» 

5.1.2 Το άρθρο 2 της Σύμβασης Παραχώρησης (Συμβσπκό Αντικείμενο) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.2.1 Η παρ. 2.1.1(5) του άρθρου 2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «στην εξυπηρέτηση των Χρηστών», προστίθενται οι λέξεις 
"ή δεν παρεμποδίζει την εν λόγω εξυπηρέτηση”, 

5.1.2.2 Ηπαρ. 2.1.2 του άρθρου 2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις "όπως αυτή προσδιορίζεται" δι αγράφονται και ανπκαθίαταντοι, 

--- βρώ^ν^^^ττττην'Ηροανετη χρηματοδοτική Συμβολή, όπως 

αυτές προσδιορίζονται”. 

-5.1:ίλ3—Ητισρτ(8Υ(ίί) τού άρθρου 2.2 2,2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «νέες θέσεις σταθμών διοδίων» προοτίθεντσι οι λέξεις: 
«στο ΚΕΠ» *■·« 
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ΕΡΓΟί Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - ΕΟζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.1.2.4 Η παρ. 2.4.1 (ίΐ) του άρθρου 2.4 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «σύμφωνα με το Άρθρο 6.1 της παρούσας» προστίθενται 
α λέξεις «συμπεριλαμβα νομένης και της διακοπής σύνδεσης των 
υφιστάμενων πρατηρίων καυσίμων με το ΚΕΠ σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 11.3.2,3 μέχρι την 1.1.2015,». 

5.1.2.5 Η παρ. 2.4.1 (ϋί) του άρθρου 2.4 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «Χρηματοδοτική Συμβολή» προστίθενται οι λέξεις 
«καθώς και την Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή» 

5.1.2.6 Μετά την παρ. 2.4.1 του άρθρου 2.4 προστίθεται νέα παράγραφος 2.4.2 
ως ακολούθως: 

«Ανεξάρτητα από τις προβλέψεις του Άρθρου 36, η εκ μέρους 
του Δημοσίου αθέτηση των υποχρεώσεών του εκ των ανωτέρω 
παρ. 2.4.1 (I), (II) και (III) θα συνιστό Γεγονός Απαλλαγής» 

5.1.2.7 Η παράγραφος 2.4.2 επονοριθμείται οε 2.4.3. 

5.1.3 Το άρθρο 3 της Σύμβασης Παραχώρησης (Περίοδος Παραχώρησης - 
Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.3.1 Μετά τη παρ. 3.2 του άρθρου 3 προστίθεται νέα παράγραφος 3.3 έχουσα 
ως ακολούθως: 

«3.3 Σε περίπτωση κατά την οποία τουλάχιστον δώδεκα μήνες 
πριν τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης, η Ονομαστική 
Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης υπολείπεται της 
Ονομαστικής Απόδοσης Παράτασης Περιόδου 
Παραχώρησης, η Περίοδος Παραχώρησης πσρατεΐνεται 
αυτοδικαίως (Ιρεο ι'υτε) για περίοδο τριών (3) ετών μετά 
την πάροδο τριάντα (30) ετών από την Ημερομηνία 
Έναρξης Παραχώρησης εκτός αν ο Παρσχωρησιούχος έξι 
(6) μήνες πριν από το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης 
ενημερώσει εγγράφως το Δημόσιο ότι δεν επιθυμεί την 

_ παράταση αυτή.» 


5.1.4 Το άρθρο 5 της Σύμβασης Παραχώρησης (Χρηματοδότηση του Έργου - 
_ Εγγυήρ εις Καλής Εκτέλεσης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.4.1 Η παρ. 5.1.3 του άρθρου 5.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

« 5.1.3 Οι Αρχική Μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

καταβάλουν στον Παραχωρησιούχο, ως Δεσμευτική 


Μ_ΚΛ_ΣΥΜ ΦΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ση_ΕΧΕ0υΤΙΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μϊλέην Κατασκευή, Χρηματοδότηστν Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακάς - Κλειδί ταυ 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Επένδυση συνολικά το ποσό των δισκοσίων έξι 
εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 
206,300.000,00): 

(ί) Πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 50.000.000,00) 
ως Μετοχικό Κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου, και 

(II) εκατόν πενήντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων 
χιλιάδων Ευρώ (€ 156.300.000,00) ως 

Δευτερογενές Χρέος.» 

5.1.4.2 Ο Πίνακας 1 του άρθρου 5.1,3 (Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Ποσών 
Δεσμευτικής Επένδυσης) διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον 
ακόλουθο πίνακα: 


Πίνακας 1 

Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Ποσών Δεσμευτικής Επένδυσης 


Αριθμός 

Καταβολής 

Ημερομηνία 

Καταβολής 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 
(σε Ευρώ) 

Δευτερογενές 
Χρέος 
(σε Ευρώ) 

Δεσμευτική Η 
Επένδυση 1 
(σε Ευριό) 1 

1 

Κατά την ημερομηνία 
σύστασης του 
Παραχωρησιούχου και 
προ της υπογραφής της 
παρούσας 

5.000.000 

0 

5.000.000 

2 

Προ ή κατά την 
Ημερομηνία Έναρξης 
Παραχώρησης 

10.000.000 

1 

0 

10.000.000 

3 

Εντός έξι (6) μηνών από 
την Ημερομηνία 

Έναρξης Παραχώρησης 

0 

121.300.000 

136.300.000 

4 

Την 4 Γ > επέτειο της 





Ημερομηνίας Έναρξης 

Παραχώρησης 

35.000.000 

-35.000.000 

136.300.000 

5 

Προ ή κατά την θ' 1 
επέτειο της Ημερομηνίας 

0 

15.222.000 

151.522.000 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εΰζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 



Έναρξης Παραχώρησης 




6 

Εντός έξι (6) μηνών από 

την 6" επέτειο της 
Ημερομηνίας Έναρξης 
Παραχώρησης 

0 

15.005.000 

166.527.000 

7 

Προ ή κατά την Τ' 

επέτειο της Ημερομηνίας 
Έναρξης Παραχώρησης 

0 

6.172.000 

172.699.000 

δ 

Μετά την Τ' επέτειο της 

Ημερομηνίας Έναρξης 
Παραχώρησης και προ 
της ημερομηνίας 
έκδοσης της ΒΠΕμκ 

0 

33.601.000 

206.300.000 

| Σύνολο 

50.000.000 

156.300.000 

206.300.000 


5.1.4.3 Η παράγραφος 5.1.6 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Μετά τις λέξεις «Δεσμευτικής Επένδυσης» στον δέκατο στίχο 
προστίθενται οι λέξεις «/) της Πρόσθετης Εγγυητικής 
Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης», μετά την λέξη 
«Παραχωρησιούχος» στον δέκατο τρίτο στίχο προστίθενται οι: 
λέξεις «ή, κατά περίπτωση, αυξήσεως του Δευτερογενούς 
Χρέους », και 

(β) Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: « Ομοίως το σχετικό δικαίωμα θα δικαιούνται 
να ασκήσουν οποτεδήποτε οι Δανειστές αποκλειστικό 
όμως για λόγους που έχουν συμφωνηθεϊ στις 
Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις και προς καταβολή 
στον Παραχωρησιούχο για λογαριασμό των Μετόχων ως 
κάλυψη αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου του 

- Παραχωρησιούχου ή^ - κα τά περίπτωση, - αυξήσεως του 

Δευτερογενούς Χρέους.» 

5 .1.4.4 Η παρ. 5.1.8 (ΟτΌττάρθροσ δεΙ Β τροποποιείται ως ακολούθως:- 

«(!) Οποιαδήποτε αύξηση της Δεσμευτικής Επένδυσης 
προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου. Το 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Αεπουρνία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλκικός - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνο - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Δημόσιο, παρέχοντας τη συναίνεσή του δικαιούται να 
ορίσει ότι δεν θα υπολογίζεται απόδοση επί των επί πλέον 
ποσών της Δεσμευτικής Επένδυσης». 

5.1.4.5 Ηπαρ. 5.1.8 (ίί) του άρθρου 5.1.8 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «επίτευξης του ΤΚΙΙΚΚποραχ» διαγράφονται και αντικαθίστανται 
από τις λέξεις «επίτευξης της Ονομαστικής Απόδοσης Δεσμευτικής 
Επένδυσης ». 

5.1.4.6 Η παρ. 5.2.4 του άρθρου 5 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου οι λέξεις «Τράπεζα τουλάχιστον Τύπου 
Γ» διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις λέξεις «τουλάχιστον 
Αποδεκτή Τράπεζα». 

5.1.4.7 Οι ακόλουθες παράγραφοι προστίθενται μετά την παράγραφο 
5.2.5 του άρθρου 5 -.«5.2.6 Πρόσθετη Χρηματοδοτική 
Συμβολή 

Το Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλει στον 
Παραχωρησιούχο πρόσθετη χρηματοδοτική συμβολή (η 
«Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή»), η οποία 
ανέρχεται συνολικά σε τετρακόσια εκατομμύρια 
εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ 
(400.974.000,00) σε τρέχουσες τιμές και δεν υπόκειτσι 
σε οποιεσδήποτε κρατήσεις υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 
Το Δημόσιο θα καταβάλει στον Παραχωρησιούχο την 
Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή στις ημερομηνίες και 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα καταβολής που 
καθορίζεται στο ακόλουθο Χρονοδιάγραμμα Καταβολής 
της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής.» 

5.2.7 Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
Συμβολής 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2-Β 


ΧΡΟΝΟΔ1Α ΓΡΑΜΜΑ ΚΑ ΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΛΩΤίΚΗτ 
ΣΥΜΒΟΛΗΣ (Π.Χ,Σ.) 

~Γ Γ 2 Π 3~ Γ 4 I 5 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μολιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΗ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Αριθμός 



Καταβολής 

Ημερομηνία 

Π.Χ,Σ. 

' ! ιζ 

Δεσμευτικής 

Επένδυσης 

Καταβολής 



®·- 



Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης 


30.04.2014 


30.10.2014 


205,436,000 


97,855,000 


67.000.000 


30.03.2015 


30.683.000 


400.974.000 


* Σύμφωνα με το Προσάρτημα 5 της Σύμβοσης Παραχώρησης 

5.Ζ8 Το ποσό της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής 
υπόκειται στους παρακάτω όρους: 


(α) Δαπάνη πρόωρης καταγγελίας συμβάσεων 
αντιστάθμισης κινδύνων επιτοκίων: Σε 
περίπτωση κατά την οποία η δαπάνη πρόωρης 
καταγγελίας συμβάσεων αντιστάθμισης 
κινδύνων επιτοκίων κατά την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης προκόψει 
ανώτερη ή κατώτερη του ποσού των Ευρώ 
97.582.009,17, το συνολικό ποσό της 
Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής θα 
αναπροσαρμοστεί ισόποσα προς την 
προκύπτουσα μεταβολή, η δε θετική ή αρνητική 
διαφορά θα εφαρμοστεί επί της δεύτερης 
καταβολής (2) του ανωτέρω Πίνακα 2-Β της 
παραγράφου 5.2.7. 


(Ρ) Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Περιόδου 
Μελετών - Κατασκευών: Σε περίπτωση κατά 
την οποία το σύνολο των κεφαλαίων (οι «Πηγές 
Κεφαλαίων») που προορίζονται για τη 
χρηματοδότηση (με πλήρη χρήση της 
Λεσμευτικάε Επένδυσπ ε και των Καθορισμένων 
Δανειακών Συμβάσεων, εξαιρουμένων όμως των 
ποσών της Δεσμευτικής Επένδυσης σε αναμονή 

- κοτ των-δανείων σε αναυονή ) του συ νο λικού 

κόστους της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών 
(συμπεριλαμβανομένου κάθε ποσού που 
δαπανάται στις Κατασκευές καθώς και κάθε 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση ταυ τμήματος Μαλκικός - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εΰζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


άλλων δαπανών σχετιζόμενων με την Περίοδο 
Μελετών - Κατασκευών τα οποία όμως θα έχουν 
επισυμβεί ή καταβληθεί μετά το τέλος της 
Περιόδου Μελετών - Κατασκευών) 
υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για την 
κάλυψη του κόστους αυτού (οι «Χρήσεις 
Κεφαλαίων»), η προκύπτουσα διαφορά Θα 
αφαιρείται από την Πρόσθετη Χρηματοδοτική 
Συμβολή του Δημοσίου με ισόποση μείωση της 
τελευταίας καταβολής του ανωτέρω Πίνακα 2-Β 
της παραγράφου 5.2.7. Ειδικότερα: 

(I) Δυο (2) μήνες προ της προβλεπόμενης 
ημερομηνίας της τελευταίας καταβολής 
του Πίνακα 2-Β, ο Παραχωρησιούχος 
υποχρεούται να υποβάλει στο Δημόσιο 
τον πίνακα των Πηγών και Χρήσεων 
Κεφαλαίων της Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών του πλέον πρόσφατα 
επικαιροποιημένου Χρηματοοικονομικού 
Μοντέλου Επανεκκίνησης. Σε περίπτωση 
κατά την οποία, σύμφωνα με τον πίνακα 
αυτό, οι Πηγές Κεφαλαίων υπερβαίνουν 
τις αναγκαίες Χρήσεις Κεφαλαίων μέχρι το 
τέλος της Περιόδου Μελετών 
Κατασκευών, η προκύπτουσα διαφορά, θα 
σφαιρεθεί από την ανωτέρω τελευταία 
καταβολή της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
Συμβολής. Σε περίπτωση κατά την οποία 
οι Πηγές Κεφαλαίων ισούνται ή 
υπολείπονται των Χρήσεων Κεφαλαίου, το 
Δημόσιο δεν αναλαμβάνει ουδεμία 
πρόσθετη υποχρέωση πέραν της 
καταβολής του ποσού της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής. 

(Iί) Αν το Δημόσιο δεν αμφισβητήσει τον_ 

- ανωτέρίΰ^πίνακα εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υποβολή του τεκμαίρεται 
ότι το Δ ημόσιο έχει αποδενθεί τον^εχλάνω- 
' Έίνακα. Σε περίπτωση αμφισβήτησης το 
Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει την 
Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή κατά 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιαχός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 

την προβλεπόμενη στον Πίνακα 2-Β 

ημερομηνία, μειωμένη κατά το 
αμφισβητούμενο ποσό, το οποίο το 
Δημόσιο υποχρεούται να καταθέσει κατά 
την Ιδια ημερομηνία σε δεσμευμένο κοινό 
τραπεζικό λογαριασμό του Δημοσίου και 
του Παραχωρησιούχου. Στην περίπτωση 
αυτή ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να 
υποβάλλει στο Δημόσιο το αργότερο 
τριάντα (30) ημέρες μετά την έκδοση της 
Β.Π.Ε.ηκ, τον τελικό πίνακα Χρήσεων και 
Κεφαλαίων της Περιόδου ΤΙ επί τη βάσει 
ιστορικών δεδομένων πιστοποιημένων 
από τους ορκωτούς ελεγκτές του. Αν το 
Δημόσιο δεν αμφισβητήσει τον ως άνω 
τελικό πίνακα εντός τριάντα (30) ημερών 
από την υποβολή του, ή σε περίπτωση που 
τον αμφισβητεί, δεν προσφύγει, εντός της 
Ιδιας προθεσμίας στη διαδικασία του 
Άρθρου 44.3 της παρούσης (όπως 
προβλέπεται στα Άρθρα 26.2.12 (ϊίί), (Ιν) 
και (ν)), τεκμαίρεται ότι το Δημόσιο έχει 
αποδεχτεί τον εν λόγω τελικό πίνακα και 
τα αντίστοιχα ποσά αποδεσμεύονται, κατά 
περίπτωση, από το δεσμευμένο 
λογαριασμό προς καταβολή στον 
Παραχωρησιούχσ ή το Δημόσιο. Στην 
περίπτωση αμφισβήτησης του ως άνω 
τελικού πίνακα Χρήσεων και Κεφαλαίων, η 
αποδέσμευση του κατατεθειμένου ποσού 
υπέρ του Δημοσίου ή του 
Παραχωρησιούχου θα λάβει χώρα εντός 
πέντε (5) ημερών από την επίδοση της 
απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου. 

(ε) Η μη επίτευξη οποιουδήποτε οροσήμου της 
στήλης 2 του Πίνακα 2-Β οφειλόμενη σε 

Τεγονός - Α παλ λ α γ ής, - περιλπμβπνομέναιχ. _ 

οποιουδήποτε Γεγονότος Ανωτέρας Βίος, εκτός 

__, από εκείνα που αναφέρονται στο Άρθρο 

32.3(11), όπως βεβαιωθεί από τον Ανεξάρτητο —- 

Μηχανικό σύμφωνα με τη διαδικασία του 
Άρθρου 19.2.5, δεν απαλλάσσει το Δημόσιο από 
την υποχρέωσή του να καταβάλει την 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λεττουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακάς - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εϋζονβι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


αντίστοιχη δόση της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής του κατά την 
ημερομηνία που ορίζεται στην στήλη 4 του 
Πίνακα 2-Β. 


5.2.9 Τα Άρθρα 5.2.3, 5.2.4 και 5.2.5 τυγχάνουν εφαρμογής 
αναφορικά με την καταβολή της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής.» 

5. 1.4.8 Η παράγραφος 5.4.4 (Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης (ίε 
2)) του άρθρου 5 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου 5.4.4 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: 

«Πριν η κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης ο 
Παροχωρησιούχος υποχρεούται να παραδώσει στο Δημόσιο την 
Πρόσθετη Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης (Ι62Α), 
για ένα ποσό Ισο προς εβδομήντα εκατομμύρια Ευρώ (€ 
70.000.000,00), υπόδειγμα της οποίας έχει συμφωνηθεί από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη και προσαρτάται στην παρούσα ως Τμήμα 
2Α του Προσαρτήματος 1.» 

5.1.4.9 Η παρ. 5.4.Θ.2 (Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών (161)) του άρθρου 5 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Η υποπαράγραφος δ.4.6.2 (I) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

<κ(ί) ποσοστό 85% με την επίτευξη της 5ης Αποκλειστικής 
Τμημανκής Προθεσμίας.» 

(β) Η υποπαράγραφος 5.4.6.2 (Η) διαγράφεται και ανπκαθίστατοι ως 
ακολούθως: 

«(II) υπό την προϋπόθεση βεβαίωσης της ολοκλήρωσης των 
εργασιών οι οποίες προσδιορίστηκαν σε τυχόν πίνακα 
εκκρεμοτήτων σύμφωνα με το Άρθρο 19.2.1 (X), 

ποσοστό 5% με το πέρας της Περιόδου Μελετών- 

_ _ Κατασκευών, όπως αυ τή πηττηπηικίτηι μι· την.έ κΔ α αη. 

της ΒΠΕΠεριόδου Μελετών - Κατασκευών, και» 

-5X4.10 Η-παράγραφος-5^&3- 

2)) του άρθρου 5 τροποποιείται ως ακολούθως: 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Διαγράφονται οι λέξεις «θα απομειώνεται» στο πρώτο και δεύτερο στίχο 
και ανπκαθίοτανται με τις λέξεις «και η Πρόσθετη Εγγυητική 
Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης θα απομειώνονται», 

5.1.4.11 Η παρ. 5.4.7 (Εκδότριες Τράπεζες) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «Τράπεζα Τύπου Γ' ή Τράπεζα Τύπου Β' για την 
περίπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης» στον 
δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο στίχο του δευτέρου εδαφίου της παρ. 
5.4.7 και αντικαθίστανται με τις λέξεις «Αποδεκτή Τράπεζα ». 

5.1.5 Το άρθρο 7 της Σύμβασης Παραχώρησης (Αδειες) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.1.5.1 Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7.2 προστίθεται νέο εδάφιο ως 
ακολούθως: 

*Η μη έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης εντός (14) ημερών από 
τη σχετική αίτηση του Παραχωρησιούχου παρά το γεγονός ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, θα αποτελεί 
Γεγονός Απαλλαγής και θα αποζημιώνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 31.3 της παρούσας.» 

5.1.5.2 Οι παράγραφοι 7.4.1 και 7.4.2 του άρθρου 7 διαγράφονται και 
αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

« 7.4.1 Οποιαδήποτε καθυστέρηση: 

(ί) μετακίνησης των δικτύων τους εκ μέρους των 
Ο.Κ.Ω., σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
Χρονοδιάγραμμα Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών, ή 

(II) που αποδεδειγμένα προκαλείται από πράξεις ή 
παραλείψεις του ΟΣΕ ή της ΕΡΓΟΣΕ, ή τους 
διαδόχους αυτών, 

που έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται δυσμενώς 
η Κρίσιμη Διαδρομή ή/ και τα Καθαρά Έσοδα ή/ και 

___ οι δαπάνες του Παοαγ ωοησιούνου θα αποτελεί 

Γεγονός Απαλλαγής. 

.„ . 7,4.2 Υπό τπ\γ προϋπόθεση ότι δεν οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη του Παραχωρησιούχου ή οπόίωνδήποτε 
προσώπων που αυτός χρησιμοποιεί για την εκτέλεση 
της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου και του 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύφινοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Ανεξάρτητου Μηχανικού), η καθυστέρηση εκ μέρους 

των Ο.ΚΧ1. της διάθεσης των παροχών των ανωτέρω 
παραγράφων 7.3.1, 7.3.3 και 7.3.4 θα αποτελεί 
ομοίως Γεγονός Απαλλαγής». 

5.1.6 Το άρθρο 9 της Σύμβασης Παραχώρησης (Γνώση Συνθηκών του Έργου) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.6.1 Οι παρ. 9.4.2 (ί) φ), 9.4.2 (ϋ) φ), 9.4.2 (ίϋ) φ) και 9.4.2 (ίν) φ) 
τροποποιούνται αντίστοιχα ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «(Άρθρο 31.3.5)» στον τέταρτο στίχο καθεμίας εκ των ανωτέρω 
παραγράφων διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις λέξεις: «με 
εφαρμογή των Άρθρων 11.8.4 έως 11.8.9 και του Άρθρου 31.3.5 
αντίστοιχα». 

5.1.6.2 Η λέξη «Δαπάνες» στη δεύτερη σειρά της παραγράφου 9.4.3 (ϊϊΐ) φ) 
αντικαθίσταται με τη λέξη «δαπάνες». 

5.1.7 Το άρθρο 10 της Σύμβασης Παραχώρησης (Μελέτες) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 


5.1.7.1 Μετά την παρ. 10.3 του άρθρου 10 προστίθεται νέα παράγραφος 10.4 
έχουσα ως ακολούθως: 

«10.4 Μετά το πέρας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών οι 
αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού σχετικά με 
την υποβολή και έγκριση Μελετών ασκούνται από την 
Υπηρεσία, εφαρμοζομένων αναλδγως των ρυθμίσεων 
του παρόντος Άρθρου σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις 
του Άρθρου 11.5 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, η 
προθεσμία του Άρθρου 10.2.3 συμφωνείται σε εξήντα 
(60) ημέρες από την υποβολή της Μελέτης, με την 
άπρακτη παρέλευση της οποίας, εκτός αν άλλως 
συμφωνήσουν τα Μέρη, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται 
να προχωρήσει στις σχετικές εργασίες εφαρμογής της 
υποβληθείσας Μελέτης, χωρίς τούτο να συνεπάγεται 
καμία απομείωση των ευθυνών του. 

• -- 5.1.8 Το άρθρο 11 της Σύμβασης Παραχώρησης (Κατασκευές Περιόδου 

Μελετών - Κατασκευών) τροποποιείται ως ακολούθως: 



5.1.8.1 Η παρ. 11.3.1 του άρθρου 11.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 


Στο τελευταίο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «πενήντα τέσσερις (54)» και 
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ΕΡΓΟ: Μ (λέπι. Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


αντικαθίσταντο] με τις λέξεις «ενενήντα τέσσερις (94)». 

5.1.8.2 Η παρ. 11,3,2.4 του άρθρου 11.3 (Τέταρτη Αποκλειστική Τμηματική 

Προθεσμία) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφεται η παράγραφος 11.3,2.4 (ί) και το λεκτικό της παραγράφου 

11.3.2,4 (Η) προστίθεται μετά τη λέξη «πρέπει» στον πρώτο στίχο. 

5.1.8.3 Η παρ. 11.3.2.5 του άρθρου 11.3 (Πέμπτη Αποκλειστική Τμηματική 

Προθεσμία) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«11.3.2.5 Πέμπτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία: 

Εντός ογδόντα εννέα (89) μηνών ο 
Παραχωρησιούχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 
σύνολο των Κατασκευών του Έργου, πλην των 
εργασιών που αναφέρονται στα Άρθρα 2.3.4 (ύ) και 
2.7 του Προσαρτήματος 2 της παρούσας, οι οποίες 
πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της Συνολικής 
Προθεσμίας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, 
και να έχει αποδώσει σε κυκλοφορία τις σήραγγες 
του Έργου.» 

5.1.8.4 Η παρ. 11.4.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

α. Διαγράφονται οι λέξεις «σαράντα χιλιάδες (40.000)» στον τέταρτο 
στίχο και αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε χιλιάδες (5.000)», 
και 

β. Διαγράφονται οι λέξεις «ογδόντα χιλιάδες (80.000)» στους έβδομο 
και όγδοο στίχο και αντικαθίστανται με τις λέξεις «δέκα χιλιάδες 
(10.000)», 

5.1.8.5 Η παράγραφος 11.4.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Η παραπομπή στο «Άρθρο 11.2.3» στο δεύτερο στίχο διορθώνεται στο 

ορθό «11.3.2» 

5.1.8.6 Η π αράγραφος 11.4.2 (5) τροποποιείται ως ακολούθως: 

α. Διαγράφεται η λέξη «10%» στον δεύτερο στίχο και αντικαθίσταται 

_ με τη λέξη «5%», και 

β. Διαγράφεται η λέξη «10%» στο τέταρτο στίχο και αντικαθίσταται 
με τη λέξη «5%» 
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5.1.8.7 Η παράγραφος 11.4.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «τριάντα στα εκατό (30%)» στον τέταρτο στίχο διαγράφονται 
και ανπκοθϊστανται από τις λέξεις « δεκαπέντε τοις εκατό (15% >. 


5.1.8.8 Η παράγραφος 11.4.5 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «Χρηματοδοτική Συμβολή» ατον τρίτο στίχο προστίθενται 
οι λέξεις «και την Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή ». 

5.1.9 Το άρθρο 17 της Σύμβασης Παραχώρησης (Προστασία Περιβάλλοντος) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.9.1 Η παραπομπή στο δεύτερο στίχο της παρ. 17.1 στο Άρθρο «31.7» 
διορθώνεται στο ορθό «31.6» 

5.1.10 Το άρθρο 19 της Σύμβασης Παραχώρησης (Βεβαίωση Περάτωσης 
Εργασιών - Άδεια Λειτουργίας Σήραγγας) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.10.1 Η παράγραφος 19.1.2 (ϊν) τροποποιείται ως ακολούθως: 


Μετά τις λέξεις «(Β.Π.Ε.χχ)» στο δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«και Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
Συμβολής (Β.Π.Ε.πχι)» και μετά τις λέξεις «Χρηματοδοτικής Συμβολής» 
στο έκτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «και της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής». 

5.1.10.2 Μετά την παρ. 19.1.2 (ν) προστίθεται νέα παράγραφος 19.1.2 (νί) ως 
ακολούθως: 

«(νΙ) Βεβαίωση ΠεροΙωσης Εργασιών Πίνακα Εκκρεμοτήτων 
(Β.Π.Ε.επε) με την οποία πιστοποιείται ότι η εκτέλεση 
των εργασιών μικρής έκτασης που περιλαμβάνονται 
στον Πίνακα Εκκρεμοτήτων σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του Άρθρου 19.2.1 (Ι<) έχει ολοκληρωθεί» 

5.1.10.3 Μετά την παρ. 19.2.1 Ο) προστίθεται νέα παράγραφος 19.2.1 (X) ως 
ακολούθως και η παράγραφος 19.2.1 (ίτ) επαναριθμείται ως 19.2.1 (I): 

*(Κ) Παρατηρήσεις και σχόλια που αφορούν μικρής έκτασης 
εργασίες δεν θα εμποδίζουν την έκδοση της Βεβαίωσης 

_ Περάτωσης Εργασιών,—υπό-τον όρο ότιο—Ανεξάρτητος - 

Μηχανικός βεβαιώνει εγγρόφως ότι οι εργασίες αυτές δεν 
μειώνουν την ασφάλεια του ΚΕΠ και των Χρηστών του. Οι 
μικρής έκτασης εργασίες θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο 
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Πίνακα Εκκρεμοτήτων και θα εκτελούνται από τον 
Παραχωρησιούχο, μέσω του Κατασκευαστή, εντός του 
συμφωνηθέντος χρόνου. Με την ολοκλήρωση των 
εργασιών του Πίνακα Εκκρεμοτήτων, θα επανέρχονται σε 
ισχύ οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και οι προθεσμίες 
των παραγράφων 19.2.1.(3) και (ο) θα μειώνονται στο 
μισό.» 

5.1.10.4 Στην παρ. 19.2.2, διαγράφονται οι λέξεις «19.1.1 (ΐ) και (ιίί)» στο 
δεύτερο οτ'ιχο και αντικαθίστανται με τις λέξεις «19.1.2 (I) και (Η!) και 
για το Άρθρο 19.1.2 (II) σε σχέση με την προθεσμία του Άρθρου 
11.3.2.5». 

5.1.10.5 Στην παρ. 19.2.3 (0), μετά τις λέξεις «έως και (ϊ))» στο δεύτερο στίχο, 
προστίθενται οι λέξεις «και (Κ)». 

5.1.10.6 Στην παράγραφο 19.2.5 (δ) οι λέξεις «Χρηματοδοτικής Συμβολής και 
Πρόσθετης» προστίθενται μετά τη λέξη «Εργασιών» στον πρώτο στίχο 
και η παραπομπή στο τέταρτο στίχο στο Άρθρο «7.5.2» διορθώνεται στο 
ορθό «5.2» 

5.1.11 Το άρθρο 23 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.11.1 Στην παράγραφο 23.1 μετά τις λέξεις «δύναται να επιλέξει» στον πρώτο 
στίχο διαγράφονται οι λέξεις «ως συμπληρωματικά του συστήματος του 
Άρθρου 25.1 (ούτως ώστε να δϋναται να εξυπηρετούνται Χρήστες που 
δεν έχουν προμηθευτεί ηλεκτρονική συσκευή διέλευσης)», 

5.1.12 Το άρθρο 25 της Σύμβασης Παραχώρησης (Διόδια - Σταθμοί 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.12.1 Μετά τις λέξεις «σε κάθε σταθμό διοδίων» στο δέκατο ένατο στίχο της 
παρ. 25.1.1 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Ο Παραχωρησιούχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
εγκατάστασης και λειτουργίας χειροκίνητης πύλης καταβολής 
διοδίων σε περίπτωση που έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί 
αποκλειστικό σύστημα με ελεύθερη ροή οχημάτων (Ετββ ΡΙονν 

- εγε(θπι) χωρίς σταθμούς διοδίων κατά την ένν οια του -Άρθροσ 

23.1 της παρούσας.» 


ι συστήματος διοδίων» στο τέλος του -πρώτβυ— 
εδαφίου της παρ. 25.1.2 (α) (π) 1 (β) προστίθενται οι λέξεις «με 
σταθμούς διοδίων». 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.1.12.3 Μετά την παρ. 25.1.2 (α) (ϋ) 1 (ε) προστίθεται νέα παράγραφος (ί) 
έχουσα ως ακολούθως: 

«({) Σε περίπτωση υλοποίησης από τον Παραχωρησιούχο 
πλήρως ηλεκτρονικού συστήματος ελεύθερης ροής 
πολλαπλών λωρίδων (σιυΙΙί-ΐΒπβ ίτβε Πονν εγείετη) τα 
σημεία ελέγχου διέλευσης θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα 
σημεία ώστε να επιτρέπουν την εφαρμογή της πλήρως 
αναλογικήςχρέωσης των Χρηστών με βάση την διανυόμενη 
απόσταση.» 

5.1.12 Η παρ. 25.1.3 (ε) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «για περιβαλλοντικούς λόγους» στον τρίτο και τέταρτο 
στίχο προστίθενται οι λέξεις «κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Μελετών - Κατασκευών » και μετά τις λέξεις «Α/Κ Πυργετού» στον 
πέμπτο στίχο, παρεμβάλλεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Για την μετεγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού μετά την 
απόδοση σε κυκλοφορία του τμήματος Ευαγγελισμός - Σκοτίνα ή 
του τμήματος Ευαγγελισμός - Ραφόνη, τυγχάνει εφαρμογής το 
Άρθρο 22.2.2 (8) (II) της παρούσας» 

5.1.12.5 Η παράγραφος 25.1.3 (ε) (ϊ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Η παράγραφος "Μέχρι την επίτευξη της Συνολικής Προθεσμίας Περιόδου 
Μελετών - Κατασκευών (έκδοση της ΒΠΕ«), η Μέση Σταθμισμένη Τιμή 
για ελαφρά οχήματα ορίζεται σε 1.45 €, σε αξία 1/1/2003 και προ ΦΠΑ, 
ανά κατεύθυνση, μη επιτρεπόμενης της επιπλέον επιβολής διοδίων για τη 
χρήση τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου από Α/Κ Ευαγγελισμού μέχρι 
Σκοτίνα" αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Πριν την απόδοση στην 
κυκλοφορία του νέου τμήματος Ευαγγελισμός - Σκοτίνα ή 
υποτμήματος αυτού, η Μέση Σταθμισμένη Τιμή για ελαφρά 
οχήματα ορίζεται σε 1.45 €, σε αξία 1/1/2003 και προ ΦΠΑ, ανά 
κατεύθυνση, μη επιτρεπόμενης της επιπλέον επιβολής διοδίων 
για τη χρήση υφιστάμενων τμημάτων (του αυτοκινητοδρόμου ή 
της Εθνικής Οδού) από Α/Κ Ευαγγελισμού μέχρι Σκοτίνα» 

5 1 ■ 17 Α Η ππρ 1 3 (γ) (μ) τροποπη ι ν ί τ ν ιι ι .ιι ' πκοΛπι' ι ΓΗπ τ—- 

Η παράγραφος «Από το πέρας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών η 

-—Μέση Σταθμισμένη Τιρι χ'(Μ αΙΔ) ορίζεται σε~65% της τιμής που 

αντιστοιχεί στην εκάστοτε χρέωση του μήκους του τμήματος του 
Αυτοκινητοδρόμου Ευαγγελισμός - σταθμός διοδίων Λεπτοκαρυάς» 
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αντικαθίσταται με την παράγραφο «Με την επίτευξη της 5^ 
Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας , η Μέση Σταθμισμένη 
Τιμή Διοδίων (ΜΣΤΔ) ορίζεται στο 65% της τιμής που αντιστοιχεί 
στην εκόστοτε χρέωση του μήκους του τμήματος του 
Αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ 
Λεπτοκαρυός». Επίσης στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθενται 
δύο εδάφια ως ακολούθως: 

«Σε περίπτωση απόδοσης στην κυκλοφορία υποτμήματος μόνο 
του Νέου Τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Ευαγγελισμός - 
Σκοτίνα πριν την επίτευξη της 5 ης Αποκλειστικής Τμηματικής 
Προθεσμίας, η Μέση Σταθμισμένη Τιμή Διοδίων (ΜΣΤΔ) ορίζεται 
στο 65% της τιμής που αντιστοιχεί στο μήκος του υποτμήματος 
αυτού. Το υπόλοιπο τμήμα της παλαιός Εθνικής Οδού που θα 
συνεχίσει να λειτουργεί ως κύρια αρτηρία θα χρεώνεται στον 
πλησιέστερο μετωπικό σταθμό διοδίων του Αυτοκινητόδρομου 
σύμφωνα με τα ΑΟΔΤτου Άρθρου 25.1.3.0 (ίί).» 

5.1.12.7 Το τέλος της παραγράφου 25.1.5 προστίθενται νέες παράγραφοι ως 
ακολούθως: 

Ο Παρσχωρησιούχος θα καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση στο 
Δημόσιο, το αργότερο 6 μήνες προ του τέλους της Περιόδου ΤΙ, μελέτη, 
για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων που 
έχει εγκατασταθεί στο Έργο σύμφωνα με το άρθρο 25.1.1 (ί), η οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική ισορροπία του Έργου, και 
την ανάγκη μη δυσμενούς μεταβολής του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου 
και των βασικών δεικτών των δανείων και της Δεσμευτικής Επένδυσης 
κατά την Ημερομηνία Ισχύος Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης, 
θα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

9) Κυκλοφοριακή μελέτη, 

ό) Τεχνικό-οικονομική μελέτη περαιτέρω βελτίωσης της αναλογικής 
χρέωσης, με έμφαση στους καθημερινά μετακινούμενους και στους 
συχνούς χρήστες, 

ο) Σχετικές Χρηματοοικονομικές αναλύσεις, 

ά) Προβλέψεις και προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του εθνικού 
διαλειτουργικού συστήματος, 

ε) Τεκμηριωμένες προτάσεις για τις αναγκαίες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης λύσης ενέργειες του Δημοσίου, περιλαμβανομένων 
και των τυχόν αναγκαίων προσαρμογών του υφιστάμενου 
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νομοθετικού πλαισίου, 


ί) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων στο Έργο, 
το οποίο να μην υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες για την πλήρη 
εφαρμογή τους οπό την έγκριση της μελέτης εκ μέρους του 
Δημοσίου και των Δανειστών. 

5.1.12.8 Η παρ. 25.3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στην αρχή του πρώτου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «Με την 
επιφύλαξη των αυξήσεων του Αρθρου 25.1.3.1}» και οι λέξεις «το 
νωρίτερα» στον έβδομο στίχο του ίδιου εδαφίου διαγράφονται και 
αντικαθίστανται με τη λέξη « τουλάχιστον». 

5 . 1.13 Το άρθρο 26 της Σύμβασης Παραχώρησης (Πληρωμές προς το Ελληνικό 
Δημόσιο - Επίτευξη Πραγματικής Απόδοσης Δεσμευτικής Επένδυσης) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.13.1 ρ τίτλος του άρθρου διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Πληρωμές προς το Ελληνικό Δημόσιο - Μηχανισμός 
Ανακύκλωσης Εσόδων - Επίτευξη Ονομαστικής Απόδοσης 
Δεσμευτικής Επένδυσης» 

5.1.13.2 Ο ορισμός του συντελεστή I: αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

"ί είναι οι περίοδοι υπολογισμού όπως καθορίζονται στο 
Άρθρο 26.2.10 της παρούσας» 

5.1.13.3 Μετά τον Πίνακα 5 της παρ. 26.1.2 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Σε περίπτωση παράτασης της Περιόδου Παραχώρησης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 3.3, τα ποσοστό για 
την εφαρμογή του τύπου του Άρθρου 26.1.1 για τον υπολογισμό 
των Πληρωμών προς το Δημόσιο για κάθε ένα έτος παράτασης θα 
είναι ο μέσος όρος των ποσοστών των τριών τελευταίων 
περιόδων (24,25και 26) του ανωτέρω Πίνακα 5.» 

5.1.13.4 Η παραπομπή στον πέμπτο οτίχο της πσ ρ. 26.1.3 οτο Άρθρο «26.3.5» 
διορθώνεται στο ορθό « 26.3.4 » 


5.1.13.5 Στο τέλος τπε παο. 26.1 . 3 διαγρ ά φονται οι λέξεις «κοι Γ κα τ' εωοο υ η νά- 
των ποσοστών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, οφείλει να 
καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό που θα του έχει γνωστοποιήσει το 
Ελληνικό Δημόσιο τα ποσά που προκύπτουν σύμφωνα με το Άρθρο 
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26.1.1». 

5.1.13.6 Η παράγραφος 26.1.7 διαγράφεται. 

5.1.13.7 Το άρθρο 26.2 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«26.2 Μηχανισμός Ανακύκλωσης 

26.2.1 Γενικό 

( 3 ) Παρά την υποχρέωση του Παραχωρησιούχου να προβεί σε τυχόν 
Συμβατική Πληρωμή προς το Δημόσιο, το Δημόσιο αποδέχεται ότι 
από την ημερομηνία της έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης 
Εργασιών Περιόδου Μελετών - Κατασκευών μέχρι την Ημερομηνία 
Λήξης (ή, αν είναι προγενέστερη, την Ημερομηνία Καταγγελίας) θα 
παρέχει υποστήριξη προς τον Παραχωρησιούχο στις περιπτώσεις που 
τα Πραγματικό Καθαρά Έσοδα που εισέπραξε ο Παραχωρησιούχος 
σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού δεν επαρκούν: 

(ί) για την πληρωμή (εν όλω ή εν μέρει) των Επιλέξιμων Εξόδων 
Έργου, 

(Η) για την κάλυψη του Διαθέσιμου Ποσού για την επίτευξη ΕΔΑ 
(Εσωτερικού Δείκτη Απόδοσης) Βάσης, 

(ΐϋ) για την κάλυψη του Διαθέσιμου Ποσού Συσσωρευμένου 
Υπολοίπου ΕΔΑ Βάσης, και 

(ίν) για την κάλυψη οποιουδήποτε Μεριδίου του Παραχωρησιούχου 
στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ (κατά το μέτρο που υφίσταται). 

(ό) Τόσο ο Παραχωρησιούχος όσο και το Δημόσιο αναγνωρίζουν ότι η 
οποιαδήποτε υποστήριξη παρέχεται από το Δημόσιο στο πλαίσιο της 
παρούσας Σύμβασης περιορίζεται, και ποτέ δεν θα υπερβεϊ σε 
οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού, το ισόποσο προς (ί) τις 
Συμβατικές Πληρωμές προς το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της 
αντίστοιχης Περιόδου Υπολογισμού και (Η) την υποστήριξη που 
παρέχεται από το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το 
Άρθρο 26.2.6(α). 

26.2.2 Αποθεματικός Λογαριασμός 

Το ΔημδσκΓ'θα ανοίξει “πριν“την"^έκδδσή - τής Βεβαίωσης Πέράτωσης 
Εργασιών Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και θα διατηρεί στο όνομα του 
Δημοσίου έναν εκτοκιζόμενο λογαριασμό (ο «Αποθεματικός 
Λογαριασμός») σε Τράπεζα εντός της ελληνικής επικράτειας (με βάση τα 
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συμφωνηθέντα μετόχι των Μερών), στον οποίο θα καταβάλλονται όλα το 
ποσά που αντιστοιχούν στο Μερίδιο του Δημοσίου στον Διαμοιραζόμενο 
ΕΔΑ και σε σχέση με τον οποίο ο Παραχωρησιούχος και/ή οι Δανειστές θα 
δικαιούνται να επιδώσουν Γνωστοποίηση Αιτήματος Υποστήριξης. Κανένα 
εξασφαλιστικό δικαίωμα επί του Αποθεματικού Λογαριασμού δεν 
επιτρέπεται να συσταθεί είτε υπέρ των Δανειστών είτε υπέρ του 
Παραχωρησιούχου, οι όμως Δανειστές δύνανται να συστήσουν 
εξασφαλιστικά δικαιώματα επί των δικαιωμάτων του Παραχωρησιούχου 
που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. 

26.2.3 Ετήσιος Έλεγχος 

(3) Κατά το τέλος κάθε Περιόδου Υπολογισμού, ο ορκωτός ελεγκτής του 
Παραχωρησιούχου θσ ελέγχει τα οικονομικά του Παραχωρησιούχου 
κατά την περίοδο αυτή και θα προσδιορίζει (κατά την εύλογη γνώμη 
του) σε σχέση με την αντίστοιχη Περίοδο Υπολογισμού τα ακόλουθα 
για την παροχή της Ετήσιας Έκθεσης: 

(ϊ) το συνολικό ποσό έκαστου εκ των Καθαρών Εσόδων, 
Πραγματικών Καθαρών Εσόδων, Εξόδων Έργου και Επιλέξιμων 
Εξόδων Έργου, 

(ϋ) το ποσό των Μη Επιλέξιμων Εξόδων Έργου, 

(ίΗ) το ποσό των Πληρωμών προς το Δημόσιο, 

(ϊν) το Διαθέσιμο Ποσό για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης και το 
Διαθέσιμο Συσσωρευμένο Υπόλοιπο ΕΔΑ Βάσης, 

(ν) το Συσσωρευμένο Υπόλοιπο ΕΔΑ Βάσης (μετά από 
προσδιορισμό των ποσών υπό (ίν) ανωτέρω), 

(νΐ) το Μερίδιο του Δημοσίου στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ και το 
Μερίδιο του Παραχωρησιούχου στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ (αν 
υφίστανται), και 

(νϋ) το ποσό οποιωνδήποτε Μη Επιλέξιμων Εξόδων Έργου που θα 
πρέπει να αφαιρεθούν από το Διαθέσιμο Ποσό για την επίτευξη 

—-ΕΜ-Βάυι |ΐ,, ιυ ΔιυΟέθίμΟ ΣϋοΟώμευμένο Υπόλοιπο ΕΔΑ Βάσης 

ή το Μερίδιο του Παραχωρησιούχου στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ 
σύμφωνα με το Άρθρο 26.?.8(α) κα τωτέρω. _ 

( 0 ) ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να 
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία οπό τον ορκωτό ελεγκτή που έχει 
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διοριστεί γιο να εκδώσει την Ετήσια Έκθεση σύμφωνα με το Άρθρο 
26.2.3(α), ως προς τη ρητή ανάληψη υποχρέωσης πίστης του εν 
λόγω ορκωτού ελεγκτή υπέρ του Δημοσίου σε σχέση με την 
προετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης. 

(ο) Εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών μετά το τέλος κάθε Περιόδου 
Υπολογισμού, ο Παραχωρησιούχος θα μεριμνά ώστε ο ορκωτός 
ελεγκτής να παράσχει στον Παραχωρησιούχο και στο Δημόσιο την 
Ετήσια Έκθεση, καθορίζοντας (κατά την εύλογη κρίση του) το ποσό 
που παρατίθενται στο Άρθρο 26.2.3 ανωτέρω. Αν το Δημόσιο 
αμφισβητήσει ορισμένα ή όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στην 
Ετήσια Έκθεση εντός περιόδου εξήντα (60) ημερών οπό την 
παραλαβή της έκθεσης αυτής, το Δημόσιο θα παραπέμψει την 
Διαφορά προς επίλυση σύμφωνα με το Άρθρο 44.3. Εντούτοις, παρά 
το γεγονός ότι η Ετήσια Έκθεση με την έκδοσή της δεν είναι 
δεσμευτική για κανένα από τα Μέρη, σε περίπτωση που το Δημόσιο 
παραλείψει (ί) να επανελθεί προς τον Παραχωρησιούχο ή (Η) να 
παραπέμψει την Διαφορά προς επίλυση, σε κάθε περίπτωση το ποσά 
που καθορίζονται στην Ετήσια Έκθεση τεκμαίρονται εγκεκριμένα από 
το Δημόσιο εντός 60 ημερών από την παραλαβή κάθε Ετήσιας 
Έκθεσης. 

26,2.4 Λογαριασμός Εσόδων 

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων οποιοσδήποτε Καθορισμένης 
Δανειακής Σύμβασης, ο Παραχωρησιούχος θο διασφαλίζει άτι όλα τα 
Καθαρά Έσοδα που εισπράττει (ί) κατά τη διάρκεια μιας Περιόδου 
Υπολογισμού πιστώνονται στον Λογαριασμό Εσόδων (ή στην 
περίπτωση Επιτρεπόμενων Επενδύσεων, σε οποιονδήποτε σχετικό 
τραπεζικό λογαριασμό του Παραχωρησιούχου) και (ϋ) μετά την 
Τελική Ημερομηνία Αποδέσμευσης πιστώνονται σε οποιονδήποτε 
άλλο λογαριασμό του Παραχωρησιούχου που αυτός έχει κοινοποιήσει 
στο Δημόσιο (ο «Λογαριασμός Εσόδων Κατόπιν 
Αποδέσμευσης»). Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του 
Παραχωρησιούχου για πληρωμές που απορρέουν από τις Συμβάσεις 
Εκτέλεσης του Έργου και τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, ο 
Παραχωρησιούχος θα δικαιούται να χρησιμοποιεί το υπόλοιπο 

_ οποιοσδήποτε ποσού πιστώνεται στον Λογαριασμό Εσόδων ή, κατά 

περίπτωση, στον Λογαριασμό Εσόδων Κατόπιν Αποδέσμευσης για να 
καταβάλει Επιλέξιμα Έξοδα Έργου, Μη Επιλέξιμα Έξοδα Έργου, τον 

--— Φ.-Π.Α. και/ή να προβαίνει σε Επιτρεπόμενες Επενδύσεις (σύμφωνα 

με τους όρους των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων). 

(ό) Το Δημόσιο αναγνωρίζει ότι οπουδήποτε ποσά καταβάλλονται στο 
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Δημόσιο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν Συμβατικών Πληρωμών προς το 
Δημόσιο και τυχόν Μεριδίου του Δημοσίου στον Διαμοιραζόμενο 
ΕΔΑ) θα είναι πληρωτέα από τον Παραχωρηαιούχο μόνο σύμφωνο 
με την εφαρμοστέα προτεραιότητα πληρωμών της σχετικής 
Καθορισμένης Δανειακής Σύμβασης, η οποία, όπως αναγνωρίζουν τα 
Μέρη, θα κατατάσσει πάντοτε τις ληξιπρόθεσμες και οφειλόμενες 
πληρωμές από τον Παραχωρηαιούχο προς τους Δανειστές πριν από 
•πς ληξιπρόθεσμες και οφειλόμενες πληρωμές από τον 
Παραχωρηαιούχο στο Δημόσιο. 

26.2.5 Υπολογισμοί και Υποστήριξη 

Στο τέλος κάθε Περιόδου Υπολογισμού: 

(ί) το σύνολο κάθε: 

(Α) τυχόν Διαθέσιμου Ποσού για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης και 

(Β) τυχόν Διαθέσιμου Συσσωρευμένου Υπολοίπου ΕΔΑ Βάσης και 

(0) τυχόν Μεριδίου του Παραχωρηοιούχου στον Διαμοιραζόμενο 
ΕΔΑ (αν υφίσταται), και 

(Ο) τυχόν Έλλειμμα (αν υφίσταται), μείον 

(Ε) τυχόν Πλεόνασμα (αν υφίσταται), 

θα συμψηφίζεται με το ποσό τυχόν Συμβατικών Πληρωμών προς το 
Δημόσιο που οφείλονται από τον Παραχωρηαιούχο κατά το τέλος 
της αντίστοιχης Περιόδου Υπολογισμού. Για την άρση τυχόν 
αμφιβολιών ρητό συμφωνείται ότι το συνολικό ποσό το οποίο θα 
συμψηφίζεται δεν θα υπερβαίνει ποτέ το ποσά της αντίστοιχης 
Συμβατικής Πληρωμής προς το Δημόσιο. 

(π) Σε περίπτωση Ελλείμματος Καθαρών Εοόδων, ο Παραχωρηαούχος θα 
δικαιούται να υποβάλει γνωστοποίηαη αιτήματος υποστήριξης στο 
Δημόσιο σύμφωνα με το Άρ θρο 26 . 2 . 6 ( 3 ) κοτωτέοω Γη _- 

- «Γνωστοπ οί η ση Αι ι ήμβΥάς Υποσ τήριξης^ 

(ίϋ) Στην περίπτωση που σε οποι αδήποτε Περίο δο, .Υπολογισμού το— 

- Δημόσιο^ίΐβανεΓΤκκοΠτου υπολείπεται των Πληρωμών προς το 

Δημόσιο ως συνέπεια της παροχής υποστήριξης από το Δημόσιο ως 
προς (1) Επιλέξιμα Έξοδα Έργου κοι/ή (Π) την είσπραξη από τον 
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Παραχωρησιούχο του Διαθέσιμου Συσσωρευμένου Υπολοίπου ΕΔΑ 
Βάσης και του Διαθέσιμου Ποσού για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης, τότε η 
διοφορά μεταξύ των ποσών που αντιστοιχούν σε Συμβατικές 
Πληρωμές προς το Δημόσιο και των ποσών που έχουν εισπραχθεϊ από 
το Δημόσιο και έχουν πιστωθεί στον Αποθεματικό Λογαριασμό θα 
θεωρείται ότι αποτελεί υποστήριξη από το Δημόσιο στον 
Παραχωρησιούχο. 

(ίν) Το Μερίδιο του Δημοσίου στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ, αν υφίσταται, θα 
καταβάλλεται στον Αποθεματικό Λογαριασμό. Αν ποσό μεγαλύτερο 
από το Συμφωνηθέν Υπόλοιπο ΕΔ πιστώνεται στον Αποθεματικό 
Λογαριασμό, το Δημόσιο θα δικαιούται να εκταμιεύει από τον 
Αποθεμσπκό Λογαριασμό οποιαδήποτε ποσά υπερβαίνουν το 
Συμφωνηθέν Υπόλοιπο ΕΔ, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να 
τεκμηριώσει ότι μετά από την εν λόγω εκταμίευση, το υπόλοιπο του 
Αποθεμαοκού Λογαριασμού θα είναι τουλάχιστον ίσο και όχι 
μικρότερο από το Συμφωνηθέν Υπόλοιπο ΕΔ. Σε περίπτωση που, το 
Δημόσιο, σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο, εκταμιεύσει 
καλόπιστα τα ποσά που υπερβαίνουν το Συμφωνηθέν Υπόλοιπο ΕΔ 
από τον Αποθεματικό Λογαριασμό (τα «Καθ' Υπέρβαση Ποσά») και 
προκύπτει για το λόγο αυτό Έλλειμμα Καθαρών Εσόδων, το Δημόσιο 
δεν θα απαιτείται να καταβάλει ποσό ίσο με το Καθ' Υπέρβαση Ποσό 
στον Αποθεματικό Λογαριασμό. 

26.2.6 Γνωστοποίηση Αιτημάτων Υποστήριξης 

(3) Ο Παραχωρησιούχος δύναται να επιδώσει στο Δημόσιο οποτεδήποτε 
Γνωστοποίηση Αιτήματος Υποστήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
προκύψει Έλλειμμα Καθαρών Εσόδων. Το Δημόσιο θα καταβάλλει 
στον Παραχωρησιούχο το ισόποσο του σχετικού Ελλείμματος 
Καθαρών Εσόδων, μόνο κατά το μέτρο που τούτο δεν συνιστά 
υπερανάληψη από τον Αποθεματικό Λογαριασμό. Το Δημόσιο θα 
επιτρέπει την εκταμίευση και θα καταβάλλει στον Παραχωρησιούχο 
ποσά από τον Αποθεματικό Λογαριασμό υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

(ί) ο Παραχωρησιούχος διαθέτει ανεπαρκή κεφάλαια για να 

■-—κατα β ά λ ει ο ποι πδιίποτε Επιλέξιμα Έξοδα Έργου εν όλω ή εν 

μέρει και/ή 

~ (ϋ) κατά- το- τέλος της σχετικής . Περιόδου Υπολογισμούς ο 

Παραχωρησιούχος δεν έχει εισπράξει το Ποσό που απαιτείται για 
την επίτευξη ΕΔΑ Βόσης και/ή 

(ίϋ) δεν έχει καταβληθεί τυχόν ποσό Συσσωρευμένου Υπολοίπου 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΟΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΕΔΑ Βάσης. 

(5) Ο Παραχωρησιούχος δεν θα έχει το δικαίωμα να επιδώσει 
Γνωστοποίηση Αιτήματος Υποστήριξης σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις διαζευκτικά: 

0) έχει επέλθει η Ημερομηνία Καταγγελίας ή 

(Η) ο Εκπρόσωπος των Κύριων Ομολογιούχων έχει δηλώσει 
εγγράφως ότι τα Κύρια Ομολογιακό Δάνειο είναι άμεσα 
ληξιπρόθεσμα και απαιτητά, εκτός αν: 

1 . η δήλωση αυτή απορρέει από ενέργεια ή παράλειψη του 
Δημοσίου ή 

2. οι Δανειστές έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να 
ασκήσουν τσ δικαιώματα υποκατάστασης του 
Παραχωρησιούχου στο πλαίσιο της Απευθείας Σύμβασης με 
το Δημόσιο 

και με την προϋπόθεση ότι οπωσδήποτε Υποκατάστατο Πρόσωπο 
και/ή Νέο Πρόσωπο (όπως το καθένα ορίζεται στην Απευθείας 
Σύμβαση με το Δημόσιο) έχει δικαίωμα να λάβει υποστήριξη, όπως 
αυτή περιγράφεται στο παρόν Άρθρο 26.2. 

26.2.7 Συσσωρευμένο υπόλοιπο ΕΔΑ Βάσης και Διαμοιραζόμενος 
ΕΔΑ 

( 3 ) Αν σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού το Διαθέσιμο Ποσό για την 
επίτευξη ΕΔΑ Βάσης υπολείπεται του Ποσού που απαιτείτοι για την 
επίτευξη ΕΔΑ Βάσης και τα ποσά που είναι πιστωμένα στον 
Αποθεμστικό Λογαριασμό είναι ανεπαρκή για να καλύψουν το Ποσό 
που απαιτείται για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης, ο Παραχωρησιούχος θα 
δικαιούται να συνυπολογίζει, για τους σκοπούς ταυ Συσσωρευμένου 
Υπολοίπου ΕΔΑ Βάσης, την διαφορά μεταξύ (ί) του Ποσού που 
απαιτείται για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης και (ϋ) του Διαθέσιμου Ποσού 
για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης πλέον των ποσών που εισπράττονται από 

τον Αποθεμαπκά Λογαριασμό για την πληρωμ ή του Ποσού που - 

-βΗβιτ Μ ί ΰ) γιο ι ι ιν ε τι ίτε οςη εδα Βάσης- Το Συσσωρευμένο Υπόλοιπο 

ΕΔΑ Βάσης θα τοκίζεται με ετήσιο επιτόκιο 6 %, με εξαμηνιαίο 
ανατοκισμό, και ο_ όεδου^υ]^νϋς__τ 6 κος_θ 0 _πιφιλ«μβ 0 νετβι--ατο— 

-χοοσώρεύμένο Υπόλοιπο ΕΔΑ Βάσης αε μελλοντικές Περιόδους 

Υπολογισμού. 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(β) Στην περίπτωση που σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού η αξία των 
Καθαρών Εσόδων μειωμένη κατά: (ϊ) τα Επιλέξιμο Έξοδα Έργου (ϋ) το 
Διαθέσιμο Ποσό για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης και (ϋϊ) το Διαθέσιμο 
Συσσωρευμένο Υπόλοιπο ΕΔΑ Βάσης είναι θετικός αριθμός τότε το 
ποσό αυτό θα μοιράζεται μεταξύ του Παραχωρησιαύχου και του 
Δημοσίου με τις αναλογίες που παρατίθενται κατωτέρω: 


Εύρος Ονομαστικής Απόδοσης 

επί 

της Δεσμευτικής Επένδυσης 

μέχρι και την Προηγούμενη 

Περίοδο Υπολογισμού 

(συμπεριλαμβανομένης) 

— 

I 

Μερίδιο του 
Δημοσίου στον 
Διαμοιραζόμενο 
ΕΔΑ 

Μερίδιο του 
Παραχωρησιούχου 

στον 

Διαμοιραζόμενο ΕΛΑ 

Έως 7% 1 

ίο 1 

90 

7 - 8,5% 

30 

70 

8,5 -10,5% 

50 

50 

10,5%+ 

70 

30 


26.2.8 Καθορισμός Συνολικού και Ετήσιου Ανώτατου Ορίου 

(β) Το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος συμφωνούν ότι το Συνολικό 
Ανώτατο Όριο αντιστοιχεί στο ποσό Ευρώ οκτακόσιων σαράντα οκτώ 
εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 
ογδόντα εννέα Ευρώ (€ 848.745,589,00). 

(β) Το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος συμφωνούν ότι το Ετήαιο 
Ανώτατο Όριο για κάθε Περίοδο Περιοδικού Ελέγχου υπολογίζεται με 
αναφορά σε μια Πρόβλεψη (η «Ετήσια Ανώτατη Πρόβλεψη»), η 
οποία επικαιροποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 26 της 
παρούσας Σύμβασης, υπό τις ακόλουθες διαδικασίες και αρχές: 

(0 Όχι νωρίτερα από έξι (6) μήνες πριν την προγραμματισμένη 
ΓχΛηπη της Πι βι ποπ ιης Ηεράτωβη ς Ερ γ α σι ώ ν Πε ρι ό δο υ Μ ελετών 
- Κατασκευών και έκτοτε όχι νωρίτερα από έξι (6) μήνες πριν 

__ από κά θ ε επ όμενη Ημερομηνία Περιοδικού Ελέγχου, ο 

Παραχωρησιούχος θά ϋποβαλλεΓ στο Δημόσισ~(Α)--ρισ-έκθεση— 
επί της πραγματικής επίδοσης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
Περιόδου Περιοδικού Ελέγχου σε σύγκριση με τις Προβλέψεις 
που σχετίζονται με το Ετήσιο Ανώτατο Όριο για την τρέχουσα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μολιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Μήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Περίοδο Περιοδικού Ελέγχου (εκτός από την πρώτη Περίοδο 
Περιοδικού Ελέγχου) και (Β) μια πρόταση (με εύλογος 
υποστηρικτικές αποδείξεις) για μια επικαιροποιημένη Ετήσια 
Ανώτατη Πρόβλεψη για κόθε ένα από τα τέσσερα (4) έτη για τις 
επόμενες δύο συνεχόμενες Περιόδους Περιοδικού Ελέγχου και 
(0) την Δήλωση Συνολικού Ανώτατου Ορίου. 

(Η) Κόβε επικαιροποιημένη Ετήσια Ανώτατη Πρόβλεψη θα λαμβάνει 
υπόψη τις ακόλουθες αρχές: 

(1) Έξοδα Περιόδου Περιοδικού Ελέγχου: Ελεγμένα στοιχεία 
αναφορικά με τα πραγματικό Λειτουργικό Έξοδο οπό την 
τρέχουσα Περίοδο Περιοδικού Ελέγχου 0ο 
χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία όπ το 
Λειτουργικά Έξοδα (εκπεφρασμένα σε πραγματικούς 
όρους) υπήρξαν είτε υψηλότερα είτε χαμηλότερα από τα 
προΟπολσγισθέντα. 

(2) ΔΤΚ: Ο ΔΤΚ θα εφαρμόζεται ως ακολούθως (ί) οε σχέση 
με τα πραγματικά Λειτουργικά Έξοδα, όπως υπολογίζεται 
και δημοσιοποιείται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
της Ελλάδος και (Η) σε σχέση με την Ετήσια Ανώτατη 
Πρόβλεψη, όπως εύλογα προβλέπεται από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). 

(3) Άλλες Προσαρμογές: Ο Παροχωρησιούχος έχει το 
δικαίωμα να προσαρμόζει το επίπεδο των Λειτουργικών 
Εξόδων και μπορεί να παρουσιάζει επιχειρήματα για 
άλλες προσαρμογές είτε σε προβλεπόμενα έξοδα ή νέα 
κονδύλια με βάσή την επαρκώς αιτιολογημένη 
επαγγελματική κρίση του, το Δημόσιο όμως δεν 
υποχρεούται να συμφωνήσει στην αύξηση της Ετήσιας 
Ανώτατης Πρόβλεψης για να απεικονίζει μια τέτοια 
προσαρμογή. 

(4) Διάφορα: Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση αε οποιοδήποτε 
κονδύλι του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου 

_ Εηπνεκκίνηπη Γ ιιγ (β) (Τ'νκπίΰΐυένιΐ σναιρυυό ΟΊιιν" 

σχετική ημερομηνία στην τρέχουσα Περίοδο Περιοδικού 
Ελέγχου κοι (ί)) οποιοδήποτε γνωστό γεγονός ή 

_---παράγοντα ποττ α - Παραχώρησβτιχος^έχα εύλογους 

λόγους να πιστεύει ότι θα ανακύψει κατά την επόμενη 
Περίοδο Περιοδικού Ελέγχου. 

*»« 




Υ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιαχός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(5) Προβλέψεις: Οι Προβλέψεις αναπροσαρμόζονται με 
αναφορά στο πλέον πρόσφατο συμφωνηθέν 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Επανεκκίνησης κατά την 
αρχή της τρέχουσας Περιόδου Περιοδικού Ελέγχου (ή αν 
το πλέον πρόσφατο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο 
Επανεκκίνησης που υποβλήθηκε στο Δημόσιο δεν έχει 
εγκριθεί από το Δημόσιο, στην πιο πρόσφατη δεσμευτική 
Ετήσια Ανώτατη Πρόβλεψη). 

(6) Το Συνολικό Ανώτατο Όριο: Το Συνολικά Ανώτατο Όριο 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των (ϊ) της 
Ετήσιος Ανώτατης Πρόβλεψης αναφορικά με την 
επόμενη Περίοδο Περιοδικού Ελέγχου και (ϋ) των 
Λειτουργικών Εξόδων που είχε ή πρόκειται να έχει ο 
Παραχωρησιούχος μέχρι το τέλος της τρέχουσας 
Περιόδου Περιοδικού Ελέγχου, με την προϋπόθεση ότι 
όλα αυτό τα Λειτουργικό Έξοδα που είχε ή προβλέπεται 
ότι θα έχει ο Παραχωρησιούχος θα αποκλιμακώνονται 
στον Ιούλιο 2013 με αναφορά στον εφαρμοστέο ή 
προβλεπόμενο ΔΤΚ για κάθε σχετική Περίοδο 
Υπολογισμού. 

(Η!) Το Δημόσιο δεν θα αρνείται ή θα καθυστερεί κατά μη εύλογο 
τρόπο την έγκριση της προτεινόμενης Ετήσιας Ανώτατης 
Πρόβλεψης και θα ενημερώνει τον Ποραχωρησιούχο για την 
έγκριση ή την απόρριψή της το συντομότερο δυνατόν και σε 
κάθε περίπτωση εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
πρότασης του Παραχωρησιούχου που υποβλήθηκε στο Δημόσιο 
κατά το Άρθρο 26.2.8(0). 

(ΐν) Αν το Δημόσιο απορρίψει την πρόταση του Παραχωρησιούχου 
σύμφωνα με το Άρθρο 26,2.7(Ρ)(ϋί), το Δημόσιο Θα παραπέμπει 
την Διαφορά προς επίλυση σύμφωνα με το Άρθρο 44.3. Αν δεν 
έχει επιτευχθεί επίλυση πριν από την έναρξη μιας Περιόδου 
Περιοδικού Ελέγχου, τα Λειτουργικά Έξοδα (και οποιαδήποτε 
αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού) θα καθορίζονται με 
αναφορά (ϊ) στο πλέον πρόσφατο συμφωνηθέν 

-Χρ ηματοοικονομική Μοντέλο Επανεκκίνησης κατά την έναρξη 

της σχετικής Περιόδου Περιοδικού Ελέγχου κατά την οποία η 
Διαφορά παραπέμφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 26 και 
αναπροσαρμόστηκε με βάση τον ΔΤΚ σύμφωνα-με_ το εδάφιο 
(Ρ)(ϋ)(2) του παρόντος Άρθρου ή (ϋ) αν το πλέον πρόσφατο 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Επανεκκίνησης που υποβλήθηκε 
στο Δημόσιο δεν έχει εγκριθεί αρό το Δημόσιο, στην πλέον 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΟΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


πρόσφατη δεσμευτική Ετήσια Ανώτατη Πρόβλεψη, αε κάθε 
περίπτωση μέχρι την τελική επίλυση της εν λόγω Διαφοράς. Η 
Ετήσια Ανώτατη Πρόβλεψη που έχει προταθεί από τον 
Παραχωρησιούχο θα καθίσταται, όμως δεσμευτική για το 
Δημόσιο στην περίπτωση που το Δημόσιο (ϊ) δεν ενημερώσει 
τον Παραχωρησιούχο για την έγκριση η απόρριψη σύμφωνα με 
την υπό-παράγραφο (ίϋ) ανωτέρω ή (ϋ) δεν παραπέμψει τη 
Διαφορά προς επίλυση σύμφωνο με την παρούσα υπό- 
παράγραφο. 

(ε) Η Δήλωση του Συνολικού Ανώτατου Όριου που αναφέρετοι στο 
Άρθρο 26.2.8(άχί)((:) ανωτέρω θο συντάσαεται από τον 
Παραχωρησιούχο και θα περιέχει μιο σύνοψη των ακολούθων εξόδων 
που σχετίζονται με τσ Συνολικό Ανώτατο Όριο: 

(1) το συνολικά πραγματικά (αποπληθωριαμένα) Λειτουργικό 'Εξοδα 
στα οποία υποβλήθηκε και προβλέπεται (για τους 
απολειπόμενους μήνες της τρέχουσας Περιόδου Περιοδικού 
Ελέγχου) να υποβληθεί ο Παραχωρησιούχος από την έναρξη της 
πρώτης Περιόδου Υπολογισμού ως το τέλος της τότε τρέχουσας 
Περιόδου Περιοδικού Ελέγχου, 

(2) το προβλεπόμενο Λειτουργικά Έξοδα (εκτός από τα 
αναγνωρίσιμα Μη Επιλέξιμα Έξοδα Έργου) γιο τις επόμενες δύο 
Περιόδους Περιοδικού Ελέγχου χωρίς την εφαρμογή του δείκτη 
πληθωρισμού, 

(3) τα προβλεπόμενα Λειτουργικά Έξοδα (εκτός από τα Μη 
Επιλέξιμο Έξοδα Έργου) από το τέλος της δεύτερης Περιόδου 
Περιοδικού Ελέγχου που αναφέρονται στο (2) ανωτέρω έτος την 
Ημερομηνία Λήξης χωρίς την εφαρμογή του δείκτη 
πληθωρισμού, 

και το σύνολο των (1), (2) και (3) ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει το Συνολικό 

Ανώτατο Όριο. 

26.2.9 Μη Επιλέξιμα 'Εξοδα Έργου 


■ (3) Κατά το ιίλυς ιΐλ, - οχε ί ΐΚΐ'Η, ΙΊεμι οόου νπολογισμοΰ το σύνολο των Μη 
Επιλέξιμων Εξόδων Έργου θα σφαιρείτοι (κατά την ακόλουθη σειρά) 
από την αξίωση των Μετόχων νπ του ς κπτπβληθεί το Με ρίδιο τοϋ- 
Παραχωρησιούχου στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ, το Συσσωρευμένο 
Υπόλοιπο ΕΔΑ Βάσης και το Διαθέσιμο Ποσό για την επίτευξη ΕΔΑ 
Βάσης για την εκάστστε Περίοδο Υπολογισμού. 
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(6) Αν το ποσό των Μη Επιλέξιμων Εξόδων Έργου υπερβαίνει το άθροισμα 
(0 του Μεριδίου του Παραχωρησιούχου στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ (ϋ) 
του Συσσωρευμένου Υπολοίπου ΕΔΑ Βάσης και (ίϋ) του Διαθέσιμου 
Ποσού για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης, τότε η διαφορά, με όριο το ποσό 
του Μεριδίου του Δημοσίου στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ, θα 
καταβάλλεται από το Μερίδιο του Δημοσίου στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ, 
αναφορικά με κάθε Περίοδο Υπολογισμού μέχρι και 
συμπεριλαμβανομένης της Περιόδου Υπολογισμού στην οποία χωρεί η 
Τελική Ημερομηνία Αποδέσμευσης. Οποιοδήποτε ποσό που καταβάλλει 
το Δημόσιο κατά τον τρόπο που περιγρόφεται ανωτέρω θα εκτοκίζεται 
με ετήσιο επιτόκιο 6%, με εξαμηνιοίο ανατοκισμό, μέχρι να 
συμφηφιαθεί με μελλοντικές πληρωμές προς τον Παραχωρησιούχο 
κατά την ακόλουθη σειρά: 

(ϊ) Μερίδιο του Παραχωρησιούχου στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ, 

(ϋ) Συσσωρευμένο Υπόλοιπο ΕΔΑ Βάσης, και 

(ίϋ) Διαθέσιμο Ποσό για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης. 

Προς αποφυγή αμφιβολίας, οποιεσδήποτε αφαιρέσεις γίνονται συνέπεια του 
παρόντος Άρθρου 26.2.8 δεν θα προστίθενται ατο Συσσωρευμένο 
Υπόλοιπο ΕΔΑ Βάσης. 

26.2.10 Πρόσθετοι Ορισμοί 

Συσσωρευμένο Υπόλοιπο ΕΔΑ Βάσης σημαίνει το υπόλοιπο ενός 
θεωρητικού λογαριασμού το οποίο αυξάνεται σε κάθε Περίοδο 
Υπολογισμού σύμφωνα με το Άρθρο 26.2.7(3) και μειώνεται σε κάθε 
Περίοδο Υπολογισμού κατά το Διαθέσιμο Συσσωρευμένο Υπόλοιπο ΕΔΑ 
Βάσης. 

Διαθέσιμο Συσσωρευμένο Υπόλοιπο ΕΔΑ Βάσης σημαίνει το ποσό 
που υπολογίζεται σε κάθε Περίοδο Υπολογισμού ως το μικρότερο ποσό 
μεταξύ (ΐ) του Συσσωρευμένου Υπολοίπου ΕΔΑ Βάσης και (ϋ) των Καθαρών 
Εσόδων απαμειωμένων κατά τα Επιλέξιμα Έξοδα Έργου κοι το Διαθέσιμο 
Ποσό γιο την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης, με την επιφύλαξη ότι αν το ποσό αυτό 
έχει αρνητικό πρόσημο, το ποσό αυτό θα θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε 
— μ η δέν. — --- 

Πραγματικά Καθαρά Έσοδα σημαίνει σε σχέση με οποιοσδήποτε 
ΠερβδοτΎπσλογισρού το-ποσά, το-οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα^) 
των Καθαρών Εσόδων και (ϊί) οποιωνδήποτε ποσών αποδεσμεύονται από 
τον Αποθεματικό Λογαριασμό Εξυπηρέτησης Κύριου Δανείου και τον 
ΑποθεμαΤικό Λογαριασμό Κύριας Συντήρησης (εκ του ότι το υπόλοιπο των 
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λογαριασμών αστών υπερβαίνει το Απαιτούμενο Υπόλοιπο Αποθεμαπκών 
Υπηρέτησης Κύριου Δαναού και/ή το Απαιτούμενο Υπόλοιπο 
Αποθεμαπκών Κύριας Συντήρησης (ανάλογα με την περίπτωση)) μετά από 
αφαίρεση από αυτό το συνολικό ποσό (I) των Πληρωμών προς το Δημόσιο 
και (ϋ) των Εσόδων από Ασφαλίσεις (εκτός από ποσό που έχουν ληφθεί σε 
σχέση με Ασφαλίσεις Απώλειας Εσόδων) που έχουν εισπραχθεί από τον 
Παραχωρησιούχο κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. 

Συμφωνηθέν Υπόλοιπο ΕΔ είναι το ποσό, το οποίο είναι επαρκές για την 
καταβολή όλων των προβλεπόμενων Επιλέξιμων Εξόδων Έργου χωρίς 
χρήση του Αποθεμαπκοϋ Λογαριασμού για την χρονική περίοδο των 
επόμενων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (σε κυλιόμενη βάση), κατά το 
μέτρο που αυτά τα Επιλέξιμα Έξοδα Έργου δεν καλύπτονται ήδη από 
άλλους αποθεματικούς λογαριασμούς του Παραχωρηαιούχου 
(συμπεριλαμβανομένου μη περιοριστικά του Αποθεματικού Λογαριασμού 
Κύρος Συντήρησης, αλλά εξαιρουμένου του Αποθεματικού Λογαριασμού 
Εξυπηρέτησης Κύριου Δανείου). 

Ετήσιο Ανώτατο Όριο είναι, σε σχέση με μια Περίοδο Υπολογισμού, το 
ποσό (σε ονομασπκή αξία) σε σχέση με τα Λειτουργικό Έξοδα όπως 
προσδιορίζεται και επικαιροποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 26.2.8(Ρ). 

Ετήσια Έκθεση είναι η ετήσια έκθεση που συντόσσεται από τον ορκωτό 
ελεγκτή του Παραχωρηαιούχου σύμφωνα με το Άρθρο 26.2.3(0). 

Ποσό που απαιτείται για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης είναι το ποσό, 
υπολογιζόμενο κατά την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης 
Εργασιών Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, και εκπεφρασμένο σε Ευρώ, 
το οποίο, αν εισπραχθεί από τους Μετόχους στο τέλος κάθε Περιόδου 
Υπολογισμού (και για Περίοδο Υπολογισμού μικρότερη του 1 έτους, του 
ποσού αυτού μείούμενου αναλογικά ), υπό την παραδοχή ότι δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί άλλες πληρωμές στους Μετόχους κοι λαμβάνοντας υπόψη 
πς ημερομηνίες και τα ποσά της πραγματοποιηθασας επένδυσης των 
Μετόχων πριν την ημερομηνία της έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης 
Εργασιών Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα 
η Ονομασπκή Απόδοση επί της Δεσμευτικής Επένδυσης να είναι ίση με την 
Ονομαστική Απόδοση επί της Δεσμευτικής Επένδυσης του 
Χρημοτοοικονουικού Μ οντέλου-—-—-- 

Διαθέσιμο Ποσό για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης είναι το ποσό που 
_υοολΰγίφιπι σε κάθε-Περίοδο-Υπολογισμού ωςπο μικρότερο πδσό"μετοξί 
(ί) του Ποσού που απαιτείται για την επίτευξη ΕΔΑ Βάσης και (II) των 
Καθαρών Εσόδων μείον τα Επιλέξιμα Έξοδο Έργου, με την επιφύλαξη ότι 
αν το ποσό αυτό έχει αρνηπκό πρόσημο, το ποσό αυτό θα θεωρείται ότι 
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είναι μηδέν. 

Κεφαλαιουχικά Κόστη είναι τα κόστη στα οποία υποβάλλεται 
οποτεδήποτε ο Παροχωρησιούχος, στα οποία περιλαμβάνονται: 

(β) Ποσά κεφαλαιουχικής φύσης καταβλητέα από τον Παραχωρησιούχο 
σύμφωνα με οποιαδήποτε συμφωνία (εκτός από τις Καθορισμένες 
Δανειακές Συμβάσεις) συναφθείοα μεταξύ του Παραχωρησιοΰχου κοι 
οποιουδήποτε τρίτου μέρους και 

(ά) οποιεσδήποτε άλλες κεφαλαιουχικές δαπάνες καταβλητέες από τον 
Παραχωρησιούχο για τους σκοπούς του Έργου. 

Περίοδος Υπολογισμού είναι: 

(ο) η περίοδος από την έκδοση της Βεβαίωσης Περότωσης Εργασιών 
Περιόδου Μελετών - Κατασκευών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 
επόμενου έτους και εντεύθεν 

(ό) κάθε επόμενη περίοδο δώδεκα μηνών οπό και συμπεριλαμβανομένης 
της 1 Ιανουάριου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου πριν την Ημερομηνία 
Λήξης (η «Προτελευταία Περίοδος Υπολογισμού») κοι εντεύθεν 

(ε) η περίοδος από και συμπεριλαμβανομένης της 1ης Ιανουάριου μετά 
την Προτελευταία Περίοδο Υπολογισμού μέχρι την Ημερομηνία Λήξης, 

με την προϋπόθεση, πάντοτε, ότι οι πληρωμές Εξυπηρέτησης Κύριου 
Δανείου που είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές στις 15 Ιανουάριου αμέσως 
μετά από μια Περίοδο Υπολογισμού θα θεωρούνται ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί σε αυτή την Περίοδο Υπολογισμού, χωρίς να 
προσμετράται δύο φορές αυτή η Εξυπηρέτηση Κύριου Δανείου σε 
οποιαδήπστε άλλη Περίοδο Υπολογισμού. 

Μερίδιο του Παραχωρησιοΰχου στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ είναι το 
ποσό που ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να λόβει όπως αυτό υπολογίζεται 
σύμφωνα με το Άρθρο 26.2.7(ά), 

Συμβατικές Πληρωμές προς το Δημόσιο σημαίνει αναφορικό με 

—-_η πριοδηποτε Πεοϊοδο Υπολονισυοΰ τα ποσά τα οποία είναι α παιτητά και 

πληρωτέα προς το Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 26.1. - 

--— Έλλειμμα σημαίνει την. περίπτωση που σε μια Περίοδο Υπολογισμού το 

ποσό των Πραγματικών Καθαρών Εσόδων είναι μικρότερο από το ποσό των 
Επιλέξιμων Εξόδων Έργου. 

Επιλέξιμα Έξοδα Έργου σημαίνει οποιαδήποτε Έξοδα Έργου που δεν 
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χαρακτηρίζονται ως Μη Επιλέξιμα Έξοδα Έργου. 

Ημερομηνία Λήξης είναι η λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. 

Καθ' Υπέρβαση Ποσά έχει το νόημα που του αποδίδεται στο Αρθρο 
26.2.5(ίν). 

Ημερομηνία Πρώτου Περιοδικού Ελέγχου είναι η ημερομηνία έκδοσης 
της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών Περιόδου Μελετών - Κατασκευών. 

Ορθή Επιχειρηματική Πρακτική είναι η άσκηση τέτοιου βαθμού 
ικανότητας, επιμέλειας, σύνεοης και ηρονοητικότητας, η οποία ευλόγως και 
συνήθως αναμένεται από έναν ειδικευμένο και έμπειρα παραχωρησιούχο ο 
οποίος επιδιώκει με ιδιαίτερη επιμέλεια να εκπληρώνει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. 

Μη Επιλέξιμα Έξοδα Έργου συνιστούν: 

(β) έξοδα και δαπάνες που επιβαρύνουν τους Μετόχους και τον 
Παραχωρησιούχο σε σχέση με την Σύμβαση Μετόχων Εταιρείας Έργου 
(εξαιρουμένων των εξόδων και δαπανών που σχετίζονται με 
οποιεοδήποτε συμφωνίες αποσπάσεων στελεχών), 

(ό) δικαστικό έξοδα που επιβαρύνουν τον Παραχωρησιούχο και ποσά 
αποφάσεων που κρίθηκον σε βάρος του Παραχωρησιούχου (όπως 
προσδιορίζονται κοτά την κρίση αρμόδιου δικασπκοά ή διαιτητικού 
οργάνου) (ί) ατο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης ή (ϋ) καθ' υπέρβαση 
συνολικού ποσού Ευρώ 250.000 σε οποιαδήποτε Περίοδο 
Υπολογισμού στο πλαίσιο οποιοσδήποτε σύμβασης υπεργολαβίας 
σχεπζόμενης με την κατασκευή, την βαριά συντήρηση, την τακτική 
συντήρηση, την λειτουργία ή την εκμετάλλευση του Έργου 
συναφθεΐσας μεταξύ του Παραχωρησιούχου και: 

(ί) Εταιρείας Συνδεδεμένης με τον Παραχωρησιούχο ή Μέτοχο ή 

(ϋ) οποιονδήπστε Μέτοχο, 

τα οποία, σε κάθε περίπτωση, είναι αποδοτέα σε αμέ λεια του 

_Ποραχωρησιβύχου—ή—σε—μη εφαρμογή Ορυης . επιχειρηματικής 

Πρακτικής από αυτόν (αλλά εξαιρούμενων περιπτώσεων που ο 

Παρσχωρησιούχος απαιτείται να επ ιβαρυνθε ί ^ιε .αυτή τη. δαπάνη- 

-σόρφωνττμε οδπγΊεςτώ\Τ δανειστών στο πλαίσιο των Καθορισμένων 

Δανειακών Συμβάσεων), 
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(ο) διακανονισμός συμβατικών απαιτήσεων καθ' υπέρβαση του συνολικού 

ποσού Ευρώ 250.000 σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού στο 
πλαίσιο οποιοσδήποτε σύμβασης υπεργολαβίας σχετιζόμενης με την 
κατασκευή, την βαριά συντήρηση, την τακπκή συντήρηση, την 
λειτουργία ή την εκμετάλλευση του Έργου συναφθείσας μεταξύ του 
Παραχωρηοιοΰχου και Εταιρείας Συνδεδεμένης με τον 
Ποροχωρησιούχο ή οποιονδήποτε Αρχικό Μέτοχο χωρίς την έγκριση 
του Δημοσίου (ενεργούντος εύλογα) με την επιφύλαξη ότι η έγκριση 
αυτή θα θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί από το Δημόσιο, εφόσον το 
Δημόσιο δεν απαντήσει εντός 30 ημερών από τη λήψη ειδοποίησης με 
τις λεπτομέρειες του προτεινόμενου διακανονισμού, 

(ά) κόστη προεξόφλησης στην περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος δεν 
προπληρώνει την τελευταία ημέρα της σχετικής Περιόδου Εκτοκισμού, 
εκτός αν απορρέουν από ενέργεια ή παράλειψη του Δημοσίου, 

(ο) έξοδα τόκων στα οποία υποβάλλεται ο Παραχωρησιούχος με βάση το 
Επιτόκιο Υπερημερίας στο πλαίσιο των Καθορισμένων Δανειακών 
Συμβάσεων, εφόσον οφείλονται σε αμέλεια του Παραχωρησιούχου ή 
σε μη εφαρμογή από τον Παραχωρησιούχο Ορθής Επιχειρηματικής 
Πρακτικής, 

(0 οποιεσδήποτε αμοιβές χρηματοδότησης προμήθειες, κόστη και έξοδα 
που είναι πληρωτέα στο πλαίσιο των Καθορισμένων Δανειακών 
Συμβάσεων (οι «Δαπάνες Χρηματοδότησης»), εφόσον οφείλονται 
σε αμέλεια του Παραχωρησιούχου ή σε μη εφαρμογή από τον 
Παραχωρησιούχο Ορθής Επιχειρηματικής Πρακτικής 

(ς) οποιαδήποτε κόστη στα οποία υποβάλλεται ο Παραχωρησιούχος 
δυνάμει του Όρου 8.3 (Φορολογική Αποζημίωση) της Σύμβασης 
Κοινών Όρων (ΣΚΟ) των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, εκτός 
αν απορρέουν από ενέργεια ή παράλειψη του Δημοσίου, 

(Η) 50% οποιωνδήποτε πληρωμών αποζημιώσεων στο πλαίσιο του Όρου 
10.1 (Αποζημίωση Μετατροπής Συναλλάγματος) της ΣΚΟ των 
Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, 

(ί) οποιεσδήποτε πληρωμές αποζημιώσεων στο πλαίσιο του Όρου 10.2 
(Άλλες Αποζημιώσεις),—τσσ—Όρου—*ΚΜ—(Α ποζημίωση —ατούς 
Εκπροσώπους), ή του Όρου 10.5 (Αποζημίωση στον Εκπρόσωπο 

_ Εξασφαλίσε ων και στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων) της ΣΚΟ που 
οφείλονται σε ομέλεια του Ποροχώρησιούχου ή σε μη εφαρμογή οπό 
τον Παραχωρησιούχο Ορθής Επιχειρηματικής Πρακτικής 

0) οποιαδήποτε κόστη έχει επιβαρυνθεί ο Παραχωρη®ρύχος στο πλαίσιο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, λεττουργία. Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακάς - ΚλβΒΙ του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εΰζρνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


του Όρου 12.2 (Κόστη Τροποποίησης) ή του Όρου 12.3 (Κόστη 
Εκτέλεσης) της ΣΚΟ τα οποία οφείλονται σε αμέλεια του 
Παραχωρησιούχου ή σε μη εφαρμογή από τον Παραχωρησιούχο 
Ορθής Επιχειρηματικής Πρακτικής, 

(Κ) Αυξημένα Κόστη πληρωτέα από τον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με 
τον Όρο 9.1 (Αυξημένα Κόστη) της ΣΚΟ εκτός αν αυτό τα Αυξημένα 
Κόστη απορρέουν από πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου, 

(I) οποιαδήποτε κόστη έχει επιβαρυνθεί ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσια 
του Όρου 8.5 (Τέλη Χαρτοσήμου) της ΣΚΟ 

(πι) πληρωμές προς το Δημόσιο στο πλαίσιο των Άρθρων 30.1 και 43.4.1 
της παρούσας Σύμβασης και 

(η) Λειτουργικό Έξοδα (εξαιρούμενων οηοιωνδήποτε Λειτουργικών 
Εξόδων που έχει επιβαρυνθεί ο Παραχωρησιούχος λόγω της επέλευσης 
Γεγονότος Απαλλαγής και/ή Μεταβολής Νομοθεσίας) τα οποία, σε 
οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού, υπερβαίνουν είτε (ί) το Ετήσιο 
Ανώτατο Όριο ή (ίϊ) συνολικό, υπερβαίνουν το Συνολικό Ανώτατο 
Όριο. 

Έλλειμμα Καθαρών Εσόδων σημαίνει την περίπτωση που σε μια 
Περίοδο Υπολογισμού το συνολικό ποσό των Καθαρών Εσόδων και 
οποιωνδήποπιε ποσών έχουν αποδεσμευθεί από τον Απαθεμσπκό 
Λογαριασμό Εξυπηρέτησης Κύριου Δανείου και τον Αποθεματικό 
Λογαριασμό Κύριας Συντήρησης (λόγω του γεγονότος ότι το υπόλοιπο των 
λογαριασμών αυτών υπερβαίνει το Απαπούμενο Υπόλοιπο Αποθεματικών 
Εξυπηρέτησης Κύριου Δανείου και/ή το Απαπούμενο Υπόλοιπο 
Αποθεμσπκών Κύριας Συντήρησης (ανάλογα με την περίπτωση)) μείον το 
ποσό των Επιλέξιμων Εξόδων Έργου είναι ανεπαρκές να καλύψει το Ποσό 
που απαιτείται για την επίτευξη ΕΔΑ Βόσης και το Συσσωρευμένο Υπόλοιπο 
ΕΔΑ Βόσης 

Λειτουργικά Έξοδα σημαίνει: 

(β) όλα τα λειτουργικά κόστη και έξοδα που περιλαμβάνονται στον 
Προϋπολογισμό Λειτουργίας για την σχετική Περίοδο Υπολονισυού, 

(ϋ) ασφάλιστρα για τις Ασφαλίσεις της Περιόδου Λειτουργίας, 

__(φ-Έξοδο Κυρίος-Συντήρησης ~ 

(ά) Κεφαλαιουχικό Κόστη 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - θεοσαλονίκη - Εύζίονοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(β) έξοδα τακτικής συντήρησης, 

(0 χειμερινή συντήρηση, 

( 9 ) έξοδα διοικητικό, διαχείρισης, και εργατικά συμπεριλαμβανομένων και 
των εξόδων για πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης (και παρόμοιες 
πληρωμές) και πληρωμές αμοιβών με βάση συμφωνίες αποσπάσεως 
στελεχών, 

(Ιτ) αμοιβές, έξοδα και εάλογες αμοιβές νομικών, τεχνικών και οικονομικών 
συμβούλων του Παραχωρησιούχου για τους σκοπούς του Έργου και 

(ί) αμοιβές, κόστη και έξοδα που καταβλήθηκαν στους Δανειστές και 
στους συμβούλους τους στο πλαίσιο των Καθορισμένων Δανειακών 
Συμβάσεων. 

Ημερομηνία Περιοδικού Ελέγχου είναι η Ημερομηνία Πρώτου 
Περιοδικού Ελέγχου και εφεξής, η πρώτη ημέρα της πρώτης Περιόδου 
Υπολογισμού η οποία αρχίζει μετά από τρία έτη από την Ημερομηνία 
Πρώτου Περιοδικού Ελέγχου και έκτοτε κάθε τέσσερα έτη μετά από κάθε 
τέτοια Ημερομηνία Περιοδικού Ελέγχου μέχρι την Ημερομηνία Λήξης. 

Περίοδος Περιοδικού Ελέγχου σημαίνει: 

(3) από και συμπεριλαμβανομένης της Ημερομηνίας Πρώτου Περιοδικού 
Ελέγχου έως και (μη συμπεριλαμβανομένου) του τέλους της πρώτης 
Περιόδου Υπολογισμού η οποία αρχίζει μετά απά τρία έτη από την 
Ημερομηνία Πρώτου Περιοδικού Ελέγχου και 

(δ) κάθε τέσσερις διαδοχικές Περιόδους Υπολογισμού εφεξής. 

Έξοδα Έργου σημαίνει οποιαδήποτε από τα κατωτέρω: 

(3) Λειτουργικό Έξοδα, 

(δ) Έξοδο Εξυπηρέτησης Κύριου Δανείου (συμπεριλαμβανομένων των 
πληρωμών προεξόφλησης (ακίι εννββρ) και του εξαιτίας τους τυχόν 
κόστους προεξόφλησης συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου 
και οπαιαδήποτε κόστη έχει επιβαρυνθεί ο Παραχωρησιούχος με βάση 
τον υοα β .2 ~(ΑάξπσΓΓ ^ηρωράν-Αβγω Φορολογικής Ρπιβ/ιριινπηΓ) 

της ΣΚΟ), εξαιρουμένων των Μη Επιλέξμων Εξόδων Έργου, 

(ε) τα ποσά που απαιτούνται γιο να διασφαλιοθούν: - ~ ~ 

(ί) μεταφορές στον Λογαριασμό Αποθεματικού Εξυπηρέτησης 
Κύριου Δανείου έως το Απαιτούμενο Υπόλοιπο Αποθεματικών 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλκικός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Εξυπηρέτησης Κύριου Δανείου, 

(ίί) μεταφορές στον Λογαριασμό Αποθεμσπκού Κύριας Συντήρησης 
έως το Απαιτοϋμενο Υπόλοιπο Αποθεματικών Κύριας 
Συντήρησης, 

(ά) Φόροι (εξαιρούμενου του Φ.Π.Α.). 

Συνδεδεμένη Εταιρεία σε σχέση με οποιοδήπατε πρόσωπο σημαίνει 
οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη του προσώπου αυτού εταιρεία, 
οποιοδήπατε εταιρεία ή άλλος φορέας της οποίας το πρόσωπο αυτό είναι 
προς το παρόν θυγατρική ή οποιαδήποτε θυγατρική προς το παρόν αυτής 
της εταιρείας ή του φορέα. 

Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Επανεκκίνησης σημαίνει το 
χρηματοοικονομικό μοντέλο ανεπτυγμένο οε ηλεκτρονική μορφή το οποίο 
έχει εκπονηθεί σε σχέση με το Έργο και φέρει ημερομηνία 27/11/2013 
(ν560.02.χ)5Πΐ) και τροποποιείται κατά καιρούς σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβαση. 

Αποθεματικός Λογαριασμός έχει το νόημα που του αποδίδεται στο 
Άρθρο 26.2.2. 

Μερίδιο του Δημοαΐου στον Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ σημαίνει το ποσό 
το οποίο το Δημόσιο δικαιούτοι να λάβει όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το 
Αρθρο 26.2.7 (6). 

Γνωστοποίηση Αιτήματος Υποστήριξης σημαίνει την γνωστοποίηση 
αιτήματος υποστήριξης που επιδίδεται από τον Παραχωρησιούχο οτο 
Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 26.2.6 (3). 

Πλεόνασμα σημαίνει την περίπτωση που σε μια Περίοδο Υπολογισμού το 
ποσό των Πραγματικών Καθαρών Εσόδων υπερβαίνει το ποσό των 
Επιλέξιμων Εξόδων Έργου. 

Συνολικό Ανώτατο Όριο σημαίνει το ανώτατο ποσό που προσδιορίζεται 
στο Άρθρο 26.2.8(3) αναφορικά με τα Λειτουργικά Έξοδα όπως καθορίζεται 
με αναφορά στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Επανεκκίνησης υε 
_ ημερο| . ιηνίΗ - τιμ ι'ι ς ρύ σ ης τον ΙοίίΑΙο 21)13 για την περίοδο έως την 
Ημερομηνία Λήξης. 

26 . 2.1101 ακσλσοθόι ορισμοί" "Γιου περιέχονται στην Καθορισμένη 
Δανειακή Σύμβαση «Σύμβαση Κοινών Όρων» [ΟοΓτπηοη Τβπτκ 
ΑθΓβθτηοηΙ] (ΣΚΟ) με ημερομηνία 2013 ισχύουν και 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


εφαρμόζονται με το ίδιο περιεχόμενο και στην παρούσα 
Σύμβαση: 

Επιτρεπόμενες Επενδύσεις [ΑυΗιοπ'δβό Ιηνβ5ΐτηβη(3] 

Λογαριασμός Αποθεματικού Εξυπηρέτησης Κύριου Δανείου 
[ΟεβΙ δεινΐεβ Κβεετνβ Αοεουπϊ:] 

Επιτόκιο Υπερημερίας [Οβίευίΐ Μετεδί ΚβΙβ] 

Τελική Ημερομηνία Αποδέσμευσης [Ρίηβΐ Οίε<±ΐ3Γ9θ Π»1β] 

Κόστη Χρηματοδότησης [Ριπθποθ 0θ5ΐ$] 

Έσοδα από Ασφαλίσεις [Ιη$υτ3ηεβ Ρτοεεεό:;] 

Περίοδος Εκτοκισμού [Μει-εΛ Ρεπού] 

Ασφαλίσεις Απώλειας Εαόδων [ίο5$ οί Ρβνεπυβ Ιη$υτ3ηοε$] 

Έξοδα Κύριας Συντήρησης [Μέήοτ Μθΐπϊβπθποθ 0ο5ί$] 

Λογαριασμός Αποθεματικού Κύριος Συντήρησης [Μ3 ]ογ 
Μ 3ΐπΐ6Π3ηο0 Ρεεεινβ Αεεουπί] 

Προϋπολογισμός Λειτουργίας [ΟρβίΒϋηθ Βυύρεΐ] 

Ασφαλίσεις Περιόδου Λειτουργίας [ΟρθΓθϋηρ Ρεπού Ιηδυτθηοεδ] 

Λογαριασμός Εσόδων [Ρτοοεβύδ ΑοεουηΙ] 

Έγγραφα Έργου [Ρτο]θ(1 ΟοαιτηεηΙδ] 

Απαιτούμενο Υπόλοιπο Αποθεματικών Εξυπηρέτησης Κύριου 
Δανείου [βεςυιτεύ ΟβΙΛ δετνίοβ Ρβδεινβ ΒβΙδπεε] 

Απαιτούμενο Υπόλοιπο Αποθεματικών Κύριας Συντήρησης 
[Κβςυϊτβύ Μ3)ογ Μβίπϊεηβηεε Ρβεβη/ε ΒδΙβηαβ] 

-- —Κύριο ημολονιακό Δάνειο (5βηϊοτ Βοηό Ιο βπ] 

Εκπρόσωπος των Κύριων Ομολογιούχων [δβηίοτ Βοηϋίιοίύετ 
-Α§βηΙ]____ _ 

Εξυπηρέτηση Κύριου Δανείου [δβηίοτ Οεβί δετνϊεβ] 

26.2.12 Διαφορές Ανακύκλωσης 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλισκός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(I) Οποιαδήποτε Διαφορά αναφορικά με ζητήματα που ρυθμίφνται στο 
παρόν Άρθρο 26.2 θα επιλύεται με Διαιτησία όπως εκτίθεται στο 
Άρθρο 44.3 της παρούσας Σύμβασης. 

(Η) Με την εξαίρεση τυχόν Δισφοράς στο πλαίσιο του Άρθρου 26.2.3(γ), 
όλες οι υπόλοιπες Διαφορές στο πλαίσιο του παρόντος Άρθρου 26.2 
δύνανται να παραπέμπονται σε Διαιτησία εντός αποκλειστικής 
προθεσμίος τριάντα (30) ημερών από την Έγγραφη Εκδήλωση 
Διαφοράς. 

(ίϋ) Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 5 των Κανόνων Διαιτησίας του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, η Απάντηση στην Αίτηση και ο 
διορισμός του δεύτερου Διαιτητή από τον Καθοϋ θα επιδίδονται 
στον Προσφεύγοντα εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή 
της Απήσεως. 

(ίν) Τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον διορισμό 
Διαπητών οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία που 
είναι αναγκαίες για την επϊλυαη χρηματοοικονομικών διοφορών. 

(ν) Η Διαιτητική Απόφαση θα εκδϊδεται το συντομότερο δυνατόν και σε 
κάθε περίπτωση όχι αργότερο από τρεις (3) μήνες μετά τον διορισμό 
του τρίτου Διαιτητή 

5.1.13.8 Η παρ. 26.3.1 (ίν) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «με την Περιοδική Ταμειακή Ροή, την Πραγματική 
Περιοδική Ταμειακή Ροή και την Πραγματική» και αντικαθίστανται με τη 
λέξη «Ονομαστική». 

5.1.13.9 Η ηαρ. 26.5.8 (ε) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«η Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης» 

5.1.14 Το άρθρο 27 της Σύμβασης Παραχώρησης (Παρέμβαση του Δημοσίου) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.14.1 Η παρ 27.5 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «μέσα σε επτά (7) ημέρες από την έγγραφη έγερση της 
διαφωνίας» στον τέταρτο στίχο διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις 

_ >£Ε£Κ~*ψέσα σε δεκΰτέσο£ρις~(ί4^ ημέρές^απέΓτήν ^Εγγραφη 

Εκδήλωση Διαφοράς». 

5.1.15 Το άρθρο 29 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ασφάλιση του Έργου) 
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τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.15.1 Στο τελευταίο τμήμα της παρ 29.12 προστίθενται οι λέξεις «κσ/ την 
Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή» μετά τις λέξεις «Χρηματοδοτική 
Συμβολή». 

5.1.16 Το άρθρο 31 της Σύμβασης Παραχώρησης (Γεγονότα Απαλλαγής - 
Μεταβολή Νομοθεσίας) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.16.1 Στην παράγραφο 31.3.1 φ) (ϋ) προστίθενται οι λέξεις «ή της 
Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου» μετά τις 
λέξεις «Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου». 

5.1.16.2 Μετά την παρ. 31.3.1 (ε) προστΐθετοι νέα παράγραφος «31.3.1 (6)» ως 
ακολούθως: 

<κ(ό) Για την Περίοδο Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου 
αποζημίωσης υπολογιζόμενης και καταβλητέας με ανάλογη 
εφαρμογή του Άρθρου 31.3.1 (3) (II) και (III)» 

5.1.16.3 Στο τέλος της παρ. 31.3.5 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: 

κΟποιαδήποτε πιθανή μείωση των εξόδων του 
Παραχωρησιούχου λόγω της συνδρομής του Γεγονότος 
Απαλλαγής, ή τυχόν ασφαλιστικές αποζημιώσεις που έχει λόβει ή 
θα μπορούσε και θα έπρεπε λογικά να λάβει για αποκατάσταση 
των συνεπειών του Γεγονότος Απαλλαγής θα αφαιρείται από την 
αποζημίωση» 

5.1.16.4 Μετά την παρ. 31.3.5 προστίθεται νέα παράγραφος 31.3.6 ως 
ακολούθως: 

*31.3.6 Η καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο στον 
Παραχωρησιούχο των αποζημιώσεων του Άρθρου 
31.3.5, θα πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από 
την υποβολή εγγρόφως από τον Παραχωρησιούχο της 
σχετικής απαίτησης συνοδέ υόμενης από πλήρη 
τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για τον υπολογισμό ή 

---αα ά_ατν επίδοση της σχ ετικής απόφασης επί της τυχόν 

Διαφοράς, σε περίπτωση που τυχόν διαφορά για την 
εφαρμογή του Άρθρου 31.3.5 παραπέμφθηκε στην 
διαδικασία — του — Άρθρουι 44. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει 
την ανωτέρω αποζημίωση και με την επιφύλαξη άλλων 
δικαιωμάτων του Παραχωρησιούχου σύμφωνα με τη 
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Σύμβαση Παραχώρησης, ο Παροχωρησιούχος θα 
δικαιούται τόκων επί του καθυστερούμενου ποσού, 
υπολογιζόμενων επί τη βάσει του Επιτοκίου 
Αναφοράς.» 

5.1.16.5 Η παρ. 31.4.1 (!) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «τριάντα στα εκοτό (30%) ανπκαθίστανται με τις λέξεις 
* δεκαπέντε στα εκατό (15%)» και οι λέξεις «Συνολικής Προθεσμίας» 
από τις λέξεις «συνολικής προθεσμίας». 

5.1.17 Το άρθρο 33 της Σύμβασης Παραχώρησης (Αποκατάσταση 
Καθυστερήσεων) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.17.1 Η παρ. 33.3 διαγρόφετοι. 

5.1.18 Το άρθρο 34 της Σύμβασης Παραχώρησης (Καταγγελία) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.1.18.1 Η παρ. 34.1.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «σύμφωνα με το άρθρο 42.3 ή κατά περίπτωση 
42.4 της παρούσας» στον πέμπτο στίχο κσι αντικαθίστανται με τις λέξεις 
«εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών». 

5.1.18.2 Η παρ. 34.1.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «Εάν (α) το υπαίτιο Μέρος δεν άρει το Γεγονός 
Αθέτησης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στα Άρθρα 42.3 ή 
42.4,» στην αρχή της παραγράφου και ανπκσθίστανται με τις λέξεις 
«Εάν το υπαίτιο Μέρος δεν άρει το Γεγονός Αθέτησης εντός της 
ως άνω προθεσμίας,» 

5.1.19 Το άρθρο 35 της Σύμβασης Παραχώρησης (Καταγγελία εκ Μέρους του 
Δημοσίου) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.19.1 Η παρ. 35.1.1 τροποποιείται ως ακολούθως. 

(α) Διαγράφονται οι λέξεις «Μη λαμβανομένων υπ' όψιν τυχόν 
παρατάσεων» στην αρχή της παραγράφου κοι αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «Με την επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων της συν ολικής 
_ _ ιφοθεσμίας^ης-ΠερΐόδΌΧΓΜελεΓών-Κατασκευών», 

(β) Διαγράφονται οι λέξεις «της συνολικής προθεσμίας της Περιόδου 
_ΙΙελΓτώ ν^ Κατασκευών»-<κοάεύ^ 
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(γ) Οι δύο αναφορές της παραγράφου σε ποσοστό 30% 
αντικαθίστανται αμφότερες με την αναφορά σε «δεκαπέντε στα 
εκατό 15% ». 

5.1.19.2 Η παρ. 35.1.12 τροποποιείται ως ακολούθως: 

«35.1.12 Ανεξάρτητα από τις προβλέψεις του Άρθρου 35.1.5 
αλλά υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 26.2, 
παράλειψη του Παραχωρησιοόχου να καταβάλει στο 
Ελληνικό Δημόσιο το Μερίδιο του Δημοσίου στον 
Διαμοιραζόμενο ΕΔΑ ή η μη υποβολή των στοιχείων 
του Άρθρου 26.1.3 εντός του προβλεπόμενου στο 
Άρθρο αυτό χρονικού διαστήματος θα αποτελεί 
Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιοόχου σύμφωνα με την 
παρούσα Σύμβαση.». 

5.1.19.3 Στην παράγραφο 35.2.1 (ί) (β) (ΐ) προστίθενται οι λέξεις «και της 
Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής» μετά τις λέξεις 
«Χρηματοδοπκής Συμβολής του Δημοσίου». 

5.1.19.4 Μετά τις λέξεις «των Καθαρών Εσόδων» στην αρχή της παραγράφου 
35.2.1 (ϊ) (β) (ϋ) προστίθενται οι λέξεις «περιλαμβανομένης κάθε 
αποζημίωσης διαφυγόντων εσόδων λαμβανομένης από το 
Δημόσιο,». 

5.1.19.5 Η παράγραφος 35.2.1 (ί) (β) (ίϋ) (ίϋ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στην πέμπτη σειρά μετά τις λέξεις «οι συμβάσεις ανπστάθμισης 
κινδύνου» προστίθεται η λέξη «επιτοκίου» και μετά πς λέξεις «μέχρι την 
ίδια ημερομηνία» προστίθενται οι λέξεις «συμπεριλαμβανομένων των 
ποσών που καταβάλλονται στους Δανειστές ως αμοιβές 
παραίτησης/ αναδιάρθρωσης και λόγω της πρόωρης λήξης των 
συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου 
(συμπεριλαμβανομένων των ποσών πληρωτέων λόγω πρόωρης 
καταγγελίας συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνων επιτοκίων και 
προμηθειών αδράνειας πληρωτέων ως αποτέλεσμα αυτών) κατά 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης ». 

-5 Τ 19 θ Η παηπνικκοο ς αετό την παράγραφο 35.2.1 (ί) (β) (ίίί) (ϊν) τροποποιείται 
ως ακολούθως; ~ 

—----Στην--τρίτη-.-αΏρ^ 35.2.1 (ί) (γ)» διαγράφονται και 

αντικαθίστανται με πς λέξεις «Άρθρου 35.2.1 (β)». ~ 

5.1.19.7 Η παράγραφος 35.2.1 (ΐ) (γ) τροποποιείται ως ακολούθως: 
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Μετά τις λέξεις «παράγραφο (β)» στο δεύτερο στίχο προστίθενται οι 
λέξεις « αναφορικά με τα τμήματα Α, Β και Γ των Δανειακών 
Συμβάσεων και τυχόν σχετικών ποσών πληρωτέων λόγω 
πρόωρης καταγγελίας των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου 
επιτοκίου», μετά τη λέξη «εξόφλησης» στον έβδομο στίχο προστίθενται 
οι λέξεις «των τμημάτων Α, Β και Γτων Καθορισμένων Δανειακών 
Συμβάσεων » και η λέξη «σε» στον δέκατο τρίτο στίχο διαγράφεται και 
αντικαθίσταται με ας λέξεις «σας σχετικές». 

5.1.19.8 Στην έβδομη οειρά της παραγράφου 35.2.1 (ί) (δ) μετά τις λέξεις «του ως 
άνω ποσού» προστίθενται οι λέξεις « με ανώτατο όριο το μικρότερο 
μεταξύ του μέσου σταθμικού κόστους δανεισμού στην 
Ημερομηνία Καταγγελίας και του επιτοκίου των πράξεων 
ανταλλαγής Ευτίόοτ για την Ιδια περίοδο, πλέον 400 μονάδων 
βάσης». 

5.1.19.9 Στην παράγραφο 35.2.1 (I!) (β) ο ορισμός του συντελεστή Γι 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

«Προεξοφλητικό επιτόκιο που ισούται με το μέσο σταθμισμένο 
κόστος δανεισμού των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά ισχύοντα περιθώρια για 
καθένα από τα τμήματα Α, Β και Γ των Δανειακών Συμβάσεων και 
τα επιτόκια ανταλλαγής για τις συμφωνίες αντιστάθμισης 
κινδύνου επιτοκίου που περιλαμβάνονται στις Καθορισμένες 
Δανειακές Συμβάσεις, όπως αυτό υπολογίζονται για την περίοδο 
από την Ημερομηνία Καταγγελίας μέχρι την προγραμματισμένη 
τελική ημερομηνία αποπληρωμής για καθένα από τα τμήματα Α, 
Β και Γ των Δανειακών Συμβάσεων που προβλέπεται στις 
Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις.». 

5.1.20 Το άρθρο 36 της Σύμβασης Παραχώρησης (Καταγγελία εκ Μέρους του 
Παραχωρησιούχου) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.20.1 Στην παράγραφο 36.1.3 προστίθενται οι λέξεις « και της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής» μετά ας λέξεις «Χρηματοδοτικής 
Συμβολής του Δημοσίου». 

-5= ί , 20;2 Η πο ρόγραφος~?σ.2·1 ίθ) Τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «όπως αυτ ά υπολογί ζ εται» στοιχ εν δέκυτο- και 

—τ-δωδέκατο στίχους και αντικαθίστανται με ας λέξεις « λαμβάνοντας 

υπόψη τα διαφορετικά ισχύοντα περιθώρια για καθένα από τα 
τμήματα Α, Β και Γ των Δανειακών Συμβάσεων, όπως αυτά 
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υπολογίζονται» και στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις 
«, υπό την προϋπόθεση ότι όσον αφορά τα ποσό που 
αναφέρονται στο σκέλος (II) του ορισμού «Υποχρεώσεις 
Δανειστών», τα ποσό για την πρόωρη λήξη των συμβάσεων 
αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου θα επιμερίζονται λαμβόνοντας 
υπόψη την αντιστάθμιση καθενός από τα τμήματα Α, Β και Γ των 
Δανειακά ν Συμβάσεω /.» 

5.1.20.3 Η παράγραφος 36.2.1 (β) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων» στους 
εικοστό δεύτερο και εικοστό τρίτο στίχους προστίθενται οι λέξεις 
«λαμβόνοντας υπόψη τα διαφορετικό ισχύοντα περιθώρια 
επιτοκίου για καθένα από τα τμήματα Α, Β και Γ των Δανειακών 
Συμβάσεων, όπως αυτό υπολογίζονται». 

5.1.20.4 Στην παρ. 36.2.2 (β) διαγράφεται η λέξη «Πραγματική» στον δεύτερο 
στίχο και αντικαθίσταται με τη λέξη «Ονομαστική», 

5 . 1.21 Το άρθρο 37 της Σύμβασης Παραχώρησης (Καταγγελία λόγω 
Παρατεταμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.21.1 Στην παρ. 37.1 (ϋ) διαγράφεται η λέξη «Πραγματική» στον τρίτο στίχο 
και αντικαθίσταται με τη λέξη «Ονομαστική». 

5 . 1.22 Το άρθρο 40 της Σύμβασης Παραχώρησης (Φορολογικά Θέματα) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.22.1 Η παρ. 40.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Δημοσίου» στον πρώτο στίχο τίθενται οι λέξεις «και η 
Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου», η λέξη 
«συνιστό» στο δεύτερο στίχο αντικαθίσταται με τη λέξη «συνιστούν», η 
λέξη «επιβαρύνεται» στον τρίτο στίχο αντικαθίσταται με τη λέξη 
«επιβαρύνονται» και η λέξη «υπόκειται» στον τέταρτο στίχο 
αντικαθίσταται με τη λέξη «υπόκεινται». 

5.1.22.2 Στην παρ. 40.4 (γ) διαγράφονται οι λέξεις «αριθ. 105 7005/4547-19- 

—_ 0016/1132 τπο 11 Μαΐου 199 5» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «αριθ. 

112 5155/9608-19-0016/1249 της 8 Νοεμβρίου 1994» - 

-54^22.3-Ητιαρ. 40.7. .τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στην έκτη σειρά μετά τις λέξεις «Περίοδο Μελετών - Κατασκευών» 

, προστίθενται οι λέξεις « αφαφουμένων της Χρηματοδοτικής 


ΜΚΛΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ0υΤΙΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 


Ιελ. 50 











4896 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μϊλίητη, Κατοακευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργίο, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση ταυ τμήματος Μαλακάς - ΚλειβΙ του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - ΑΒήνο - Θεσσαλονίκη - Εόζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Συμβολής του Δημοσίου και της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
Συμβολής του Δημοσίου.» 

5.1.23 Το άρθρο 44 της Σύμβασης Παραχώρησης (Επίλυση Διαφορών) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.23.1 Στην παρ. 44.1.5 διαγράφονται οι λέξεις «έγγραφη εκδήλωση της 
Διαφοράς» στον τρίτο στίχο και αντικαθίστανται με τις λέξεις «Έγγραφη 
Εκδήλωση Διαφοράς» 

5.1.23.2 Στο τέλος της παραγράφου 44.4 διαγράφονται οι λέξεις «σε πρώτο και 
τελευταίο βαθμό το Εφετείο της έδρας του Παραχωρησιούχου που δικάζει 
κατά τη διαδικασία του Άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 1892/1990» στους 
εικοστό δεύτερο έως και εικοστό τέταρτο στίχους και αντικαθίστανται με 
τις λέξεις «το αρμόδιο δικαστήριο του Άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 
2735/1999». 

ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 


Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 1 το 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Επανεκκίνησης (Ροεοί ΗποπουΙ 
Μοάεί), όπως αυτό ελέγχθηκε από τον οίκο ΒΡΟ ΙίΡ, έτυχε της 
αποδοχής των Δανειστών και συμφωνήθηκε από τα Μέρη. Κατά 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης το 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Επανεκκίνησης, όπως αυτό τυχόν 
τροποποιηθεί, με συμφωνία των Μερών και αποδοχή των 
Δανειστών, λόγω της μεταβολής του κόστους μερικής καταγγελίας 
των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων κατά την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, σύμφωνα με το κατά 
τροποποίηση άρθρο 5.2.8 (α) της Σύμβασης Παραχώρησης, θα 
αντικαταστήσει το Προσάρτημα 6 της Σύμβοσης Παραχώρησης και 
θα ισχύει του λοιπού ως το «Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό 
Μοντέλο» του άρθρου 26.5.2 της Σύμβασης. 


ΑΡΘΡΟ 7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗΝ - «γατατιγεμομ.- 


Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 2 το αν αθεωρημένο, 
-βάσει—των—σιιρφωνδΰμένών τροποποιήσεων της Σύμβασης, 
Χρονοδιάγραμμα Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, όπως αυτό 
έχει θεωρηθεί και εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και 
συμφωνηθεΐ από τα Μέρη. Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης το Χρονοδιάγραμμα αυτό θα αντικαταστήσει το 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εΰζιονοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


οικείο τμήμα του Προσαρτήματος 5 της Σύμβασης Παραχώρησης. 


ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 3 η από 12/04/2013 
Συμφωνία του Άρθρου 31.3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ 
ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ» και εκ τρίτου της Κοινοπραξίας με την 
επωνυμία Κοινοπραξία Κατασκευής Μαλιακός - Κλειδί, με την οποία 
περιορίζονται οι συμβατικές απαιτήσεις αποζημίωσης του 
Παραχωρησιούχου δυνάμει του άρθρου 31.3 της Σύμβασης 
Παραχώρησης, όπως η Συμφωνία αυτή συμπληρώθηκε με το 
Χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις Καταβολής Απαιτήσεων 
Κατασκευαστή που καταρτίστηκε μεταξύ των αυτών ως άνω 
συμβαλλόμενων σύμφωνα με το άρθρο 19 αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 4 η από 28/11/2013 
Συμφωνία του Άρθρου 31.3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ 
ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ», με την οποία περιορίζονται οι συμβατικές 
απαιτήσεις αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου κατά την Περίοδο 
Μελετών - Κατασκευών και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και ο 
χρόνος τμηματικής καταβολής τους εκ μέρους του Δημοσίου. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Προσορτότοι στη παρούσα ως Προσάρτημα 5 η με αριθμό 

__οικί 148/28.11.2013 Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων με την οποία κΟθυμΙζονιυι, υπό στρσ^ίρεση-^ης· 
επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, όπως 

-αυτή προσδιορίζεται _στρ_όρθρο_14 . της παρούσας, οι 

τροποποιημένες δανειακές συμβάσεις του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ **' 


Μ_ΚΛ_ΣΥΜφΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΧΕΟυΤΙΟΝ ΟΟΡΥ_Ε ΡΚΙΝΤ ' 


Σελ. 52 














4898 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοβύτηοη, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαληκός - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εϋζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Συμφωνείται ότι, υπό την αίρεση της επέλευσης της Ημερομηνίας 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, τα Προσαρτήματα 2, 9 και 10 της 
Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιούνται σύμφωνα με την με 
αριθμό οικί149/28.11.2013 Απόφαση Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

12.1 Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του Αρθρου 12.2 της παρούσας, η 
θέαη σε ισχύ των τροποποιήσεων της Σύμβασης Παραχώρησης που 
συμφωνούνται με το άρθρο 5 της παρούσας τελεί υπό την αίρεση της 
εκπλήρωσης σωρευπκό των ακόλουθων προϋποθέσεων: 

(3) 1. της ψήφισης αττό την Βουλή των Ελλήνων του νόμου με τον 
οποίο κυρώνεται η παρούσα Συμφωνία και της δημοσίευσης του 
κυρωτικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (η 
«Ημερομηνία Δημοσίευσης»), με τον οποίο θα προβλέπετοι ως 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του η ημερομηνία δημοσίευσής του, 

2. της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κρατικών 
ενισχύσεων που συμφωνούνται με την παρούσα σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε., 

3. της καταβολής εκ μέρους του Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο 
των ποσών που προβλέπονται στο τροποποιούμενο άρθρο 5 της 
Σύμβασης Παραχώρησης, και στα Προσαρτήματα 3 και 4 της 
παρούσας, 

(6) καθώς και εντός προθεσμίας η οποία λήγει δέκα (10) ημέρες από 
τη λήψη εκ μέρους του Παραχωρησιούχου έγγραφης 
γνωστοποίησης εκ μέρους του Δημοσίου περί της εκ μέρους του 
ικανοποίησης των προϋποθέσεων των ανωτέρω παραγράφων 
12.1(3) 1 και 2: 

(ϊ) της ικανοποίησης όλων των αιρέσεων, όρων και 
προϋποθέσεων για την εκταμίευση ποσών δυνάμει των 
Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, εκτός από την 
αίρεση που αφορά στην καταβολή εκ μέρους του Δημοσίου 

προς τον Παοαγωοησιούχ ο_ίων—ποσών—τκκτ 

-- συμφωνούνται ως καταβλητέα προ ή κατά την Ημερομηνία 

Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, και την αίρεση της 

_επίτευξης-της-Ημερομηνίας-Έναρξης Ισχύος" 

Τροποποίησης, όπως αυτό θα προκύπτει από έγγραφη 
βεβαίωση των Δανειστών (ή του εκπροσώπου τους) η 
οποία θα κοινοποιηθεί στο Δημόσιο. 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αβήνα — Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(ϋ) της προσκόμισης από τους Αρχικούς Μετόχους δια του 

Παραχωρησιούχου της Πρόσθετης Εγγυητικής Επιστολής 
Δεσμευπκής Επένδυσης, σύμφωνα με το κείμενο που 
προσαρτάται ως Προσάρτημα 6 στην παρούσα και θα 
προσαρτηθεί στη Σύμβαση Παραχώρησης από την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης ως Τμήμα 2Α 
του Προσαρτήματος 1, 

Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή μόνον μετά 
από έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου με την οποία καθορίζεται 
νέα προθεσμία. 

12.2 (α) Κατά παρέκκλιση των συμφωνουμένων με την ανωτέρω 

παράγραφο 12.1, η υποχρέωση καταβολής της Γ* δόσης της 
Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, της I 1 * 
δόσης της συμφωνίας του Προσαρτήματος 4 (απαιτήσεις 
Παραχωρησιούχου) και της Γ* δόσης της συμφωνίας του 
Προσαρτήματος 3 (απαιτήσεις Κατασκευαστή) της παρούσας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (β) και (γ) κατωτέρω, ισχύει και 
βαρύνει το Δημόσιο από τη θέση σε ισχύ του Κυρωτικού Νόμου 
και τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της κατωτέρω παραγράφου 
(ε). 

(β) Υπό την προϋπόθεση ότι έχει κοινοποιηθεί στο Δημόσιο η 
έγγραφη βεβαίωση των Δανειστών η οποία προβλέπεται στο 
τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 12.1 (β) (!) της παρούσας, το 
Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει το αργότερο μέχρι την 
προτεραία εργάσιμη ημέρα της Ημερομηνίος Αναπροσαρμογής, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας, τα ανωτέρω 
ποσά, στον ειδικό λογοριασμό της κατωτέρω παραγράφου (γ), 
όπως αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της 
Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα κοινοποιείται αυθημερόν επί 
αποδείξει από το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο. 

(γ) Η εκ μέρους του Δημοσίου καταβολή των ποσών της ανωτέρω 
παραγράφου 12.1 (α) θα γίνει σε διακριτό λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου με τον τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός ν. 
3605/2007», που θα ανοίγει και θα τηρείται στην Τράπεζα της 

--Ελλάδος, η ππηίοτ με την επιωύλαζη της κατωτέρω παρα γράφου 

(δ), θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή 
εκ μέρους του Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο των ποσών 
αοτ ? 1;ΐ κιΐΓ ονΐό-τον^ποίο-δ£ν-δί£νεονείτύΐ-Κΰυία άλλ η πληοω υή 
πράξη ή συναλλαγή, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

(δ) Η αποδέσμευση υπέρ του Παραχωρησιούχου των ανωτέρω 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - θεσοαλονίκη - Εάζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 


ποσών θο γίνεται με την προσκόμιση στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
με μέριμνα του Παραχωρησισύχου, της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης 
που εκδϊδεται σύμφωνο με το άρθρο 13.4 της παρούσας χωρίς να 
απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, συναίνεση ή άλλου 
είδους ενέργεια εκ μέρους του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

(ε) Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14.2 της παρούσας δεν έχει 
επέλθει η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης ή δεν έχει 
προσκομιστεί στην Τράπεζα της Ελλάδος η συμφωνία παράτασης 
του άρθρου 14.2 της παρούσας, οποιαδήποτε ποσά έχουν 
καταβληθεί εκ μέρους του Δημοσίου σύμφωνα με τις ανωτέρω 
παραγράφους σε πίστωση του λογαριασμού του άρθρου 12.2 (γ) 
της παρούσας, οποδεσμεΰονται αυτοδικαίως και άμεσα υπέρ του 
Δημοσίου, το οποίο και δικαιούται οποτεδήποτε να τα αναλάβει, 
χωρίς να απαιτείται προς τούτο οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, 
συναίνεση ή άλλου είδους ενέργεια εκ μέρους του 
Παραχωρηοιούχου, των Αρχικών Μετόχων του, των Δανειστών 
τους ή οποιοσδήποτε τρίτου. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

13.1 Ως Ημερομηνία Αναπροσαρμογής νοείται η ημερομηνία κατά την 
οποία θα υπολογιστεί και προσδιοριστεί το ποσό του κόστους 
μερικής καταγγελίας των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου 
επιτοκίων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 
Προσάρτημα 7 της παρούσας, θα προσαρμοστεί το συνολικό ποσό 
Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής και το αντίστοιχο ποσό της 
δεύτερης καταβολής του Πίνακα 2Β της Σύμβασης Παραχώρησης 
σύμφωνα με το κατά τροποποίηση Άρθρο 5.2.8 (α) αυτής (η 
«Αναπροσαρμογή»), θα εκδοθεϊ η Βεβαίωση Αποδέσμευσης και θα 
υπόγραφε! το Πρσκπκό Επιβεβαίωσης της Ημερομηνίας Έναρξης 
Ισχύος Τροποποίησης σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 

13.2 Το Δημόσιο αμέσως μόλις επιτευχθεί η πλήρωση των 
προϋποθέσεων της παραγράφου 12.1 (5) της πα ρούσας 8 ο ορίσει 

-----—Κ 0 *—γνβχττοηΌΐήσα—εγγρδφως κσϊ επί αποδείξει στον 

Παραχωρησιούχο την Ημερομηνία Αναπροσαρμογής η οποία: 


(α) πρέπει να συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα κατά την οποία είναι 
ανοικτές οι Ευρωπαϊκά; χρηματαγορές, και 
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ΕΡΓΟ.· Μελέιη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(β) δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τρεις (3) και περισσότερο 
από πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της 
γνωστοποίησης αυτής από τον Παραχωρησιούχο. 

13.3 Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή μόνον μετά από 
έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου με την οποία επιπλέον 
καθορίζεται νέα Ημερομηνία Αναπροσαρμογής. 

13.4 Ως προς την Αναπροσαρμογή συμφωνούνται περαιτέρω και τα 
ακόλουθα: 

(α) το Δημόσιο ορίζει με την παρούσα, και οι λοιποί εδώ 
Συμβαλλόμενοι αποδέχονται τον ορισμό αυτό, την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως εκπρόσωπό του στη διαδικασία 
Αναπροσαρμογής, με αρμοδιότητα (ΐ) την παρακολούθηση 
για λογαριασμό του Δημοσίου της διοδικασίας 
Αναπροσαρμογής και (Η) την έκδοση βεβαίωσης με την 
οποία θα πιστοποιείται η ορθότητα της συναλλαγής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρωτόκολλο Διαδικασίας 
Αναδιάρθρωσης Συμβάσεων Αντιστάθμισης Κινδύνου 
Επιτοκίων το οποίο προσαρτάται στην παρούσα ως 
Προσάρτημα 7 - και το ποσό του κόστους μερικής 
καταγγελίας των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου 
επιτοκίων (η «Βεβαίωση Αποδέσμευσης»). 

(β) η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., υπό την ανωτέρω 
ιδιότητά της θα παραδώσα τη Βεβαίωση Αποδέσμευσης 
στον Παραχωρησιούχο υπό. την προϋπόθεση ότι αυτός και οι 
Αρχικοί Μέτοχοι έχουν προηγούμενα υπογράψει το Πρακτικό 
Επιβεβαίωσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 


14.1 Η ημερομηνία κατά την οποία θα διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί 

_ εννοάφως οπό το Συμβαλλόμ ενο Μέρη, σύμφωνα με το κείμενο 

που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα « (πρακτικό 
Επιβεβαίωσης Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης), ότι 

-έχει πληρωθεί—το—αύνολο__των ανωτέοω π ρ οϋποθέσεω ν, 

περιλαμβανόμενης και της Αναπροσαρμογής θα αποτελεί την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κϋναακυυή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
κα) Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακάς - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εάφλναι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


14.2 Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία που απέχει έξι (6) 

εβδομάδες από τη ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, δεν έχει 
επέλθει η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, θα έχουν 
εφαρμογή οι όροι του άρθρου 15 της παρούσας εκτός αν τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη, προ της εκπνοής της συμφωνήσουν 
εγγράφως τους όρους και προϋποθέσεις παράτασης της ανωτέρω 
προθεσμίας. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Σε περίπτωση μη επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης εντός 
της προθεσμίας του Αρθρου 14.2 της παρούσας και υπό την επιφύλαξη των τυχόν 
παρατάσεων που θα συμφωνηθούν μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα 
με το Άρθρο 14.2 της παρούσας: 

(α) η παρούσα Συμφωνία θα λύεται αυτοδικαίως θα παύει εφεξής να 
παράγει έννομα αποτελέσματα και τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα 
απαλλάσσονται από κάθε τυχόν ευθύνη ή αξίωση αποζημίωσης εκ 
της παρούσας έναντι αλλήλων απορρέουαα από την παρούσα 
Συμφωνία, και 

(β) Η Σύμβαση Παραχώρησης, περιλαμβαναμένων και των 
Προσαρτημάτων της θα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει χωρίς 
οιοδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών να δικαιούται να 
επικαλεοθεϊ ή νο προβάλει οποιερδήποτε απαιτήσεις με βάση το 
περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας. 

(γ) Οι όροι των άρθρων 17 και 18 της παρούσας επιβιώνουν της 
καθοιονδήποτε τρόπο λύαης της παρούσας Συμφωνίας 

ΑΡΘΡΟ 16 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

16.1 Ρητά ουμφωνούνται τα οκόλουθα ως προς την ισχύ της παρούσας 

Συμφωνίας: 

16.2 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 12. 2 της παρούσας οι 
_ συίίφωνούίΐενεε δια τη» Άρθρου 5 της ππ ρ η ι'ι ππς τροποπο ι ήστε - τοε — 

Σύμβασης Παραχώρησης ισχύουν και παράγουν έννομα αποτελέσματα 

μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών από την επέλευση της Ημερομηνίας 
-Έναρξης Ισχύος-ΤροΗβποίτισης.- ~ * 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, λειτουργία., Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιακός - Κλαδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εΰζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


16.3 Τα Μέρη αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι η παρούσα Συμφωνία συνιστά 
εφ' άπαξ ρύθμιση και ότι δεν δεσμεύονται εξ αιτίας αυτής στο μέλλον να 
προβούν στην σύναψη συμφωνίας όμοιας ή συναφούς με την παρούσα 
(κατά το περιεχόμενο ή κατ' αποτέλεσμα) σε περίπτωση συνδρομής 
λόγων ανάλογης φύσεως με αυτούς που αναφέρονται στο ανωτέρω 
άρθρο 4. 

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 


Όλες οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των Συμβαλλόμενων, από την 
υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας έως και την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης, σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της παρούσας 
Συμφωνίας θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44.3 (Επίλυση 
Διαφορών) της Σύμβασης Παραχώρησης. 

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 


Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και 
ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτές. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 
12.2(α) της παρούσας, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, η 
Σύμβαση Παραχώρησης ισχύει και ερμηνεύεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 
της παρούσας Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητά συνομολογούν ότι με την παρούσα Συμφωνία 
τροποποιούνται αποκλεισπκά οι ανωτέρω υπό το Άρθρο 5 αναφερόμενες 
συγκεκριμένες διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης, η οποία κατά τα λοιπά ισχύει 
και δεσμεύει τα Μέρη όπως αρχικά συμφωνήθηκε. 


•4 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιοκός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο, ο Παροχωρησιούχος και οι 
Αρχικοί Μέτοχοι, υπέγραψαν την ημέρα που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος 
την παρούσα Συμφωνία δια των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους που 
αναφέρονται παραπάνω, σε δέκα (10) πρωτότυπα εκ των οποίων έλαβε τρία (3) το 
Δημόσιο και ανά ένα (1) οι λοιποί συμβολλόμενοι. 


ΠΑΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΎΩΝ 



ΠΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗτίΐΚ^ίΑΙΐίΓΑΙΟΥ Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ 
Ανθίμου Γαζή 4-412 22 Λάρισα 
Τηλ. 2410 680300-302 Ρ«χ: 2410 600304 



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΤΖΛΝΗΣ 
Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής 



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ 
Οικονομικός Διευθυντής 


ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 


ΗΟΟΗΤΙΕΡ ΡΡΡ δοΐυϋοηί <5 γπ!ςΗ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση. Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του τμήματος Μαλιοκός - Κλειδί του 
Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι 
(ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 



ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 



νΐΝΟΙ ΟΟΝΟΕ55ΙΟΝ5 5.Α.5 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 



Παναγιώτές Παπανικσλας 


ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ^ΓΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΚίΩΙΤΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 





>ίπ?ΫηςΤαϊΓάναρο 


ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μιλέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του 
τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη 
- Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 8 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4907 


ΠΑΡΑ Τ-ΤΗΜΑ £>' 


ΣΥΜΦΩΝΙΑ 


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Σύμφωνο με τα Άρθρα 37.1 και 37.2 της από 31 Μαΐου 2007 Σύμβασης 
Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3597/2007 

«Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, 
Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του 
Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και ρύθμιση συναφών θεμάτων » 
(ΦΕΚ Α' 168/25.7.2007) 


Στην Αθήνα σήμερα, την εικοστή ογδόη (28) του μηνάς Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες 
δέκα τρία (2013), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα αναφερόμενα στα Αρθρα 
της παρούσας Συμφωνίας και τα Προσαρτήματα της. 


ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΦ' ΕΝΟΣ 


του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής "το Ελληνικό Δημόσιο" ή το "Δημόσιο"), όπως αυτό 
νόμιμα εκπροσωπείται δυνάμει των Αρθρων 37.1 και 37.2 της από 19 Δεκεμβρίου 2006 
Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3555/2007, από 
τον κ. Μιχαήλ ΧρυσοχαίΓδη, Υπουργό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 182, 

ΚΑΙ ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ 

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» (εφεξής ο «Παραχωρησιούχος») με έδρα το Δήμο Λαμίας Νομού 
Φθιώτιδας, 1° χλμ. ΕΟ Λαμϊας-Αθηνών, η οποία έχει συσταθεί με την υπ' αριθ. 755/25.5.2007 
καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Κ. Βέννη, που εγκρίθηκε με 
την υπ' αριθ. ΕΜ16661/29.5.2007 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας η οποία καταχωρήθήκε 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 63334/14/Β/07/06 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
ΑΕ&ΕΠΕ 3707/30.5.2007 και εκπροσωπείται νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση από τους κ.κ. 

(α) Φρανθίσκο Χαβιέρ Μαρτϊν Ρίβαλς (Ρταπείδεο Ιανίετ Μαιδη ΚϊναΙε) του Μάξιμο (Μαχίτηο) και 
της Αννι (Αηπϊβ), με αριθμό ισπανικής ταυτότητας 00831724Κ και ΑΦΜ 159759560/ Δ.Ο.Υ 
Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής οδός Σωρού αρ. 13, Ισπανό Υπήκοο, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και (β) Φερνάντο Χοσέ Αλόνσο Περέζ (ΡβΓησηάο 3056 
ΑΙοηεο Ρβτβζ) του Φερίάντο (Ρετηαηάο) και της Χοσεφίνα (Ιοχείΐηο), με αριθμό Δελτίου 

Ισπανικής Αστυνομικής Ταυτότητας 504547822, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής οδός Σωρού _ 

οο. 13. Ισ π πνό Υπήκοο , Γίικηνο| ιιιτη Λ ιηι θ ιιυ τή τηρ Ε τ αιρείας ι τ » ιν ϋ|ΐτ ι της οπό /Η Νοειικπιοιι 
2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραχωρησιούχου. 

Εψεξής αποκαλούμενοι ως οι «Συμβαλλόμεν οι» π το «ΣυσΒαλ λόυενα—Μέρη» ,ί το-; 

-«Μέρη», 

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ 


των μετόχων του Παραχωρησιούχου: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατοσκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(α) της Ανώνυμης Εταιρίας του ισπανικού δικαίου με την επωνυμία €3ΝΤΚΑ 
ΟΟΝΟΕ55ΙΟΝΕ5 ΟΕ ΙΝΡΚΑΕδΤΚυΟΤυΚΑδ ΟΕ ΤΚΑΝ5ΡΟΚΤΈ 5.Α. (ήβη 
ΡΕΚΚΟνίΑΙ 5.Α) που ιδρύθηκε υπό την Ισπανική Νομοθεσία και εδρεύει στην 
Μαδρίτη Ισπανίας, ΡΙβζβ, <7 ΡπηεΙρβ άβ Ν/βιςιβο 135 και εκπροσωπείται νόμιμα 
σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με το υπ'αρ. 1405/1.8.2013 
πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Μαδρίτης 33νΐβΓ ΝθνΒπο - Κυάϊο 5βπβδ από τον 
τους κ.κ α.- Απάι-βε 53α1δΐ3η ΜβιΓϊπ (Αντρες Σακριοτάν Μαρτίν) και β) Ιυαπ 
Κοτηοη Ρβτεζ Ρθγθζ (Χουάν Ραμόν Πέρεζ Πέρεζ), 

(β) της Ανώνυμης Εταιρείας του ελληνικού δικαίου με την επωνυμία ΠΕΚ ΤΕΡΜΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85 και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με 
το καταστατικό της σε συνδυασμό με την υπ'αρ. 980/25.11.2013 απόφαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο 
Περιστέρη, 

(γ) της Ανώνυμης Εταιρείας του ισπανικού δικαίου με την επωνυμία ΙΚΙΟΙΙΙΜ 
ΟΟΝΟΕ5ΙΟΝΕ5 ΟΕ ΙΝΡΚΑΕ8ΤΚΙΚΓΓΙΙΚΑ8 8.Α. που εδρεύει στην Μαδρίτη 
Ισπανίας, Ανάβ άβΙ Οβιηιπο άβ Βαηίίδ^ο 50 και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το 
καταστατικό της σε συνδυασμό με το υπ'αρ. 2076/21.11.2013 πληρεξούσιο του 
Συμβολαιογράφου Ιοδβ-Ιυίδ Μθΐΐίηβζ-ΟίΙ νίοΗ από τον κ. ΑηΙοηίο άβ Ιβ Ιΐαπτβ 
ΟιηηρίΙΙο (Αντόνιο Ντε Λα Γιόμα Καμπίγιο), 

(δ) της Ανώνυμης Εταιρείας του ισπανικού δικαίου με την επωνυμία 0ΚΑ6ΑΩΟ5 5Α, 
που εδρεύει στην Μαδρίτη Ισπανίας, Ανάα άβ! Οαπιΐπσ άβ δαηΟοοο 50 και 
εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με το υπ'αρ. 
2068/21.11.2013 πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Μαδρίτης Ιοεε-ίυίε Μοιΐίηβζ - 
6ίΙ νϊεΗ από τον κ. δάηΰβςο ΟβΓαβ 53ΐν9όοτ (Σαντιάγκο Γκαρσϊα Σαλβαδόρ), 

οι οποίοι συμβάλλονται στην παρούσα αποκλειστικά σε σχέση με τις υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενο στα Άρθρα 5.2.1.& (Η) και (ΐν), 7.1, 9, 10.4 και 
10.5 της Σύμβασης Παραχώρησης όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα Συμφωνία (οι 
«Αρχικοί Μέτοχοι»). 

Γίνεται μνεία ότι για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης έχει εκδοθεΐ η υπ' αριθ. 422/2013 
Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 


ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Παραχωρησιούχος και όλοι οι ανωτέρω μέτοχοί του, με ατομική τους ευθύνη δηλώνουν και 
με την παρούσα ότι όλα τα ανωτέρω κατατεθέντα και μνημονευόμενα νομιμοποιητικά τους 
3ΣΓΡΙΧ6Κ11 

3. Είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή. 

ί >. Δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους τ ης παρούσας Συμφωνίας και της Σύμβασης 
Παραχώρησης και πάντως, έστω και αν υπάρχει καποια αντίθεση, αποδέχονται ανεπι- 
φύλακτα και αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση να αποκαταστήσουν το σημείο α¬ 
ντίθεσης, με δική τους μέριμνα και δαπάνες, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από 
τη γνωστοποίηση σ' αυτούς ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο γνώση της αντίθετος. 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη και οι Αρχικοί Μέτοχοι, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι, 
υπέγραψαν την μεταξύ τους οπό 31 Μαΐου 2007 Σύμβαση, εφεξής η «Σύμβαση 
Παραχώρησης» ή «Σύμβαση», με την οποία και υπό τους περιεχόμενσυς εκεί 
όρους κοι ειδικότερες συμφωνίες το Δημόσιο ανέθεσε στον Παραχωρησιούχο το 
Έργο της Μελέτης Κατασκευής Χρηματοδότησης Λειτουργίας Συντήρησης και 
Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65). 

2.2 Με το άρθρο πρώτο του νόμου 3555/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του 
Έργου της Μελέτης Κατασκευής Χρηματοδότησης Λειτουργίας Συντήρησης και 
Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) ρύθμιση συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 168/25.7.2007) κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης. 

2.3 Με τα Αρθρα 37.1 και 37.2 της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται η δυνατότητα 
τροποποίησής της με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων, η οποία 
υπογράφεται αφενός για λογαριασμό του Δημοσίου δυνάμει της εξουσιοδότησης του 
Άρθρου 37.2 σε συνδυασμό και με το Αρθρο 37.4 της Σύμβασης Παραχώρησης από 
τον Υπουργό (τότε) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ήδη τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων και αφετέρου για λογαριασμό του Παραχωρησιούχου και των Αρχικών 
Μετόχων του από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και υπό την 
μορφή ουτή ειοάγεται στη Βουλή των Ελλήνων προς κύρωση. 


ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα, όλοι οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαίο αρχικό 
στην παρούσα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Παραχώρησης. 


ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

4.1 Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας εϊνοι η τροποποίηση συγκεκριμένων όρων της 
Σύμβασης Παραχώρησης προς αποκατάσταση της συμβατικής και οικονομικής 
ισορροπίας της, η οποία έχει ιδιαιτέρως διαταραχθεί από την οικονομική και 
δημοσιονομική κρίση των τελευταίων 4 ετών, η οποία επέδρασε και εξακολουθεί να 
επιδρά επί των θεμελιωδών παραδοχών και στοιχείων τα οποία εύλογα οι 
Συμβαλλόμενοι είχαν λάβει ως βάση, κατά τον προγραμματισμό, δημοπράτηση και 
σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης. Παράλληλα οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν 
ότι σκοπός της παρούσας συμφωνίας δεν είναι η αποκατάσταση οποιοσδήποτε από 
τους Συμβαλλόμενους στην κατάσταση που θσ ήταν αν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση 

_ και τα εξ αυτός δυσμενή αποτελέσυατά. αλλά αποκλ ειστικά κηι ιιόν ο π αποκατάστ α ση — 

της οικονομικής ισορροπίας της Σύμβασης, ούτως ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση 
του Έργου Παραχώρησης εντός και του πλαισίου των σημερινών οικονομικών 
συνθη κώ ν αλλά και των εύλογο προΒλεπόυενω ν μελλοντικών συνθηκών.—-- 

4.2 Παράλληλα οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι σκοπός της παρούσας συμφωνίος δεν 
είναι η επαναφορά οποιοσδήποτε εκ των Συμβαλλομένων στην κατάσταση που θα 
ήταν αν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση και τα εξ αυτής δυσμενή οικονομικά 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτ ο κιν η τ ό δρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 
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αποτελέσματα, αλλά αποκλειστικά και μόνο η αποκατάσταση της οικονομικής 
ισορροπίας της Σύμβασης στα ελάχιστο βιώσιμο επίπεδο που θα επιτρέψει την 
εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος μέσω της συνέχισης, ολοκλήρωσης και 
λειτουργίας του σημαντικού αυτού έργου υποδομής. 

4.3 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι το γεγονός της κρίσης στην Ελληνική και διεθνή οικονομία 
πράγματι ήταν πέραν και εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής τους και δεν θα 
ηδϋνατο να έχει προβλεφθεί ή πραληφθεί ακόμα και με καταβολή ιδιαίτερης 
επιμέλειας εκ μέρους τους και ότι η επελθούσα σοβαρή διατάραξη της Ελληνικής 
οικονομίας συνιστά Γεγονός Ανωτέρας Βίας και μάλιστα Παρατεταμένο, κατά την 
έννοια των οικείων όρων της Σύμβασης, εν όψει του ότι η διάρκεια του υπερβαίνει 
κατά πολύ τα όρια που θέτει η Σύμβαση, καθόσον ήδη διαρκεί πέραν της τετραετίας. 

4.4 Με το από 25/11/2013 έγγραφό του εκπροσώπου τους οι Δανειστές του Έργου 
γνωστοποίησαν στο Δημόσιο και τον Παραχωρησιούχο ότι έλαβαν πλήρη γνώση των 
συμφωνουμένων με την παρούσα Συμφωνία τροποποιήσεων της Σύμβασης 
Παραχώρησης και ότι συναινούν για την υπογραφή της εκ μέρους του 
Παραχωρησιούχου. 


ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Ήδη και εν όψει των ανωτέρω τα Συμβαλλόμενα Μέρη από κοινού αποδέχονται και 
συμφωνούν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κατωτέρω ανοφερομένων άρθρων της 
Σύμβασης Παραχώρησης: 

5.1 Το Άρθρο 3 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ορισμοί - Ερμηνεία της Σύμβασης - 
Προσαρτήματα) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.1 Το άρθρο 3.1.3 (Άμεσα Έσοδα) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Μετά τη λέξη «Λειτουργίας» στον δεύτερο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «πλην 
της Επιδότησης Λειτουργίας» και 

(β) στο τέλος της διάταξης προστίθεται η ακόλουθη φράση: 

«συμπεριλαμβανομένων Πληρωμών Αποζημιώσεων Εσόδων που 
πληρώθηκαν από το Δημόσιο σε σχέση με τα Αμεσα Έσοδα (με την 
ρητή όμως εξαίρεση των Αμέσων Εσόδων ΑΤ, των Πληρωμών 
Αποζημιώσεων Εσόδων που πληρώθηκαν από το Δημόσιο σε σχέση 
με τα Αμεσα Έσοδα ΑΤ και των πληρωμών ασφαλισμάτων για τα ΑΤ) 
μη υπολογιζομένου ΦΠΑ ». 

5.1.2 Μετά το άρθρο 3.1.3 τίθενται νέα άρθρα 3.1.3Α και 3.1.3Β ως ακολούθως: 

- «3Λ .~ Μ - «Άμεσα—Έσοδα ΑΤ». είναι τα πόσης φΰσεως έσοδα του 

Παραχωρησιούχου κατά την Περίοδο Λειτουργίας από την 
Εκμετάλλευση των Αναβαλλομένων Τμημάτων του Έργου, 

- συμπεριλαμβανομέν ων Πληρωμών Απο ζ ημιώσεων Εσόδων που 

πληρώθηκαν από το Δημόσιο σε σχέση με τα Αμεσα Έσοδα ΑΤ 
και πληρωμών ασφαλισμάτων αναφορικά με τα Αναβαλλόμενα 
Τμήματά, μη υπολογιζόμενου ΦΠΑ.» 
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« 3.1.3Β «Αναβαλλόμενα Τμήματα» ή «ΑΤ» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό στα Αρθρο 4.2.3» 

5.1.3 Το άρθρο 3.1.5 (Ανεξάρτητος Μηχανικός) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθενται οι λέξεις «και, εφόσον δεν συμφωνηθεί 
άλλως, τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2». 

5.1.4 Μετά το άρθρο 3.1.6 τίθενται νέα άρθρα 3.1.6Α κοι 3.1.6Β ως ακολούθως: 

«3.1.6Α «Αποδέκτης Λογαριασμός» είναι ένας τοκοφόρος δεσμευμένος 

τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του Δήμόσιου, τον οποίον το 
Δημόσιο θα ανοίξει προ του Δεκεμβρίου 2015 σε τρίτη τράπεζα 
(σε συμφωνία με τον Παραχωρησιούχο και τον Ποραχωρησιούχο 
Ιόνιας), και από τον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές της 
Υποστήριξης Λειτουργίας σύμφωνα με το Αρθρο 25.1 και η 
Υποστήριξη Λειτουργίας ΑΤ σύμφωνα με το Άρθρο 25.4. 

3.1.6Β «Αποδεκτή Τράπεζα» είναι κάθε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα που είτε είναι Τράπεζα Τύπου Γ' είτε έχει αξιολόγηση 
πιστοληπτικής ικανότητας για μακροχρόνιες ανασφάλιστες 
χρηματοδοτήσεις όχι μικρότερη από δύο βαθμίδες κάτω από την 
αξιολόγηση του Ελληνικού Δημοσίου. 

5.1.5 Το 3.1.16 (Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Περιόδου ΤΙ ή ΒΠΕπ) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Στον προτελευταίο στίχο διαγράφονται οι πρώτες λέξεις «το Έργο είναι έτοιμο» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «οι Κατασκευές Περιόδου ΤΙ είναι έτοιμες». 

5.1.6 Μετά το άρθρο 3.1.16 τίθεται νέο άρθρο 3.1.16Α ως ακολούθως: 

«3.1.16Α «Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Περιόδου ΜΚ Τ.7» ή «ΒΠΕμκίϊ» 
είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ή 
από την Υπηρεσία σύμφωνα με το Άρθρο 17.10, κατά 
περίπτωση, με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι: 

(ϊ) οι Κατασκευές της Περιόδου ΜΚ Τ2 έχουν περαιωθεί και 
έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που 
προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, και 

(Ί7) οι Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2 είναι έτοιμες προς ασφαλή 
λειτουργία και χρήση από τους Χρήστες.» 

5.1.7 Το άρθρο 3.1.27 (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) τροποποιείται ως ακολούθως: 

_ Στο τέλος του άρθρου, οι λέξεις «Εθνική Στσησηκπ Υπηρεσία τηε Ελλάδαε ίΕΣΥΕΊ» 

διαγράφονται κοι αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ)». 

^,1τ8—Μετά-τθ-άρθρβ-3,1;41 (Αιόδιο-Τέλος) τιθετω-νέοτ!ιρθρσ 3.Τ.41ΑΓα5ςτ3καλού8ως: 

«3.1 ΑΙΑ «Έγγραφη Εκδήλωση Διαφοράς» σημαίνει τη λήψη από ένα 
Μέρος της έγγραφης γνωστοποίησης από το άλλο Μέρος ότι έχει 
εγερθεί Διαφορά την κέαοϊα αυτό προτίθεται να υποβάλει στη 
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διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το Άρθρο 33 της 
Σύμβασης Παραχώρησης.» 

5.1.9 Το άρθρο 3.1.44 (Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του τίτλου μετά τη λέξη «Κατασκευών» προστίθενται οι λέξεις «Περιόδου 
ΤΙ». 

5.1.10 Μετά το άρθρο 3.1.44 τίθεται νέο άρθρο 3.1.44Α ως ακολούθως: 

« 3.1.44Α «Εγγυηνκή Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών 
Περιόδου ΜΚ Τ2» είναι η εγγυητική επιστολή που θα παράσχει ο 
Παραχωρησιούχος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Τμήματος 2 
του Προσαρτήματος 1, για την προσήκουσα εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Σύμβαση 
Παραχώρησης για την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών Τ2 
(έξαφουμένης της υποχρέωσης λειτουργίας του Έργου), η οποία 
θα κατατεθεί στο Δημόσιο πριν ή κατά την έναρξη της Περιόδου 
ΜΚΤ2.» 

5.1.11 Το άρθρο 3.1.45 (Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών ΤΙ ή Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα ΤΙ) διαγράφεται και ανπκαθίστσται 
ως ακολούθως: 

«3.1.45 «Εγκεκριμένα Χρονοδιαγράμματα» είναι τα Χρονοδιαγράμματα 
Εφαρμογής που υποχρεούται να καταρτίσει ο Παραχωρησιούχος, 
όπως αυτά εγκρίνονται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και θα 
προσαρτηθούν στην παρούσα σε αντικατάσταση του 
Χρονοδιαγράμματος Προσφοράς του Προσαρτήματος 6 και τα 
οποία περιλαμβάνουν το Χρονοδιάγραμμα Περιόδου ΤΙ για τις 
Κατασκευές Περιόδου ΤΙ και το Χρονοδιάγραμμα Περιόδου ΜΚ 
Τ2 για τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2, το οποίο ο 
Παραχωρησιούχος υποχρεούται να επικαιροποιήσει σύμφωνα με 
το Άρθρο Ϊ6.4και το Παράρτημα [Κ] του Προσαρτήματος 2 της 
παρούσης, για τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2». 

5.1.12 Το άρθρο 3.1.53 (Επίβλεψη) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεύτερο στίχο μετά την λέξη «Κατασκευών» προστίθεται η φράση «ή, κατά 
περίπτωση, της Υπηρεσίας (σύμφωνα με το Άρθρο 17.10) κατά την Περίοδο 
ΜΚΤ2». 

5.1.13 Το άρθρο 3.1.54 (Επιδότηση Λειτουργίας) διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις 
«δεν.χβ.ηρ.ιμρπ.οΐ£ΐται». 

5.1.14 Το άρθρο 3.1.56 (Επιτόκιο Αναφοράς) τροποποιείται ως ακολούθως: 

_: Οι λέξεις ^τριών (3)» στον τελευταίο στίχο διαγράφονται και αντικαθίστανται με πς_ 

λέξεις «τεσσάρων (4)». 

5.1.15 Το άρθρο 3.1.59 (Έργο) τροποποιείται ως ακολούθως: 
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Στον πρώτο στίχο προστίθεται, μετά τη λέξη «είναι», η φράση «με την επιφύλαξη 
του άρθρου 4.2.3». 

5.1.16 Το άρθρο 3.1.60 (Έργο Παραχώρησης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον πρώτο στίχο προστίθεται, μετά τη λέξη «είναι», η φράση «με την επιφύλαξη 
του άρθρου 4.2.3». 

5.1.17 Το άρθρο 3.1.66 (Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας) 
διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις «δενχρησιμοποιείται». 

5.1.18 Μετά το άρθρο 3.1.68 (Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος) προστίθεται νέο άρθρο 3.1.68Α 
που έχει ως ακολούθως: 

«3.1.68Α «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης» είναι η 
ημερομηνία κατά την οποία οι αναβλητικές αιρέσεις που τίθενται 
στην από 28/11/2013 Σύμβαση Τροποποίησης της Σύμβασης 
Παραχώρησης έχουν πληρωθεί ή αρθεί.» 

5.1.19 Το άρθρο 3.1.70 (Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον τρίτο στίχο μετά τις λέξεις «Χρηματοδοτικής Συμβολής» τίθενται οι λέξεις «και 
της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής ». 

5.1.20 Το άρθρο 3.1.74 (Κατασκευές ή Κατασκευές του Έργου) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Η παράγραφος (ί) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής: 

*0)(Α) «Κατασκευές Περιόδου ΤΙ» που είναι όλες όσες απαιτούνται 
για την εν γένει πλήρη και άρτια ολοκλήρωση του κατά την φυσική 
υπόσταση Έργου που ορίζεται στο Άρθρο 4.2.2(3)00, 
συμπεριλαμβανομένων των Τοπικών Έργων που σχετίζονται με 
αυτό. 

(Ι)(Β) «Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2» που είναι όλες οι κατασκευές 
που απαιτούνται για την εν γένει πλήρη και άρτια ολοκλήρωση του 
κατά την φυσική υπόσταση Έργου των Αναβαλλόμενων Τμημάτων 
που δύναται να εκτελεστούν στο Έργο σύμφωνα με το Άρθρο 4.2.3.» 

(β) Στην παράγραφο (ϋ) διαγράφονται στο πρώτο στίχο οι λέξεις «την 
Ημερομηνία Πέρατος Περιόδου Μελετών Κατασκευών» και αντικαθίστανται με 
τις λέξεις «το πέρας της Περιόδου ΤΙ και της Περιόδου ΜΚ 72». 

5.1.21 Το άρθρο 3.1.77 (Κρίσιμη Διαδρομή) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεύτερο στίχο μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» προστίθενται οι λέξεις «ή κατά 
-1 περίπτωση του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου ΜΚ-ψ&κ - 

5.1.22 Το άρθρο 3.1.78 (Κρίσιμη Δραστηριότητα) τροποποιείται ως ακολούθως: 

-Στσ~ τέλος^του άρθρου προστίθεντατ^ ογ~ λέξεις: «ή κατά περίπτωση ταυ 

Χρονοδιαγράμματος Περιόδου ΜΚ Τ2». 

5.1.23 Το άρθρο 3.1.79 (Μεγίστη Επιδότηση Λειτουργίας) διαγράφεται και προστίθενται οι 
λέξεις «δενχρησιμοποιείται». 
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5.1.24 Το άρθρο 3.1.86 (Νέα Τμήματα Παραχωρησιούχου) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου τίθενται οι λέξεις « ή, ανάλογα με την περίπτωση, των 

Κατασκευών Περιόδου ΜΚ 72». 

5.1.25 Μετά το άρθρο 3.1.86 τίθενται νέα άρθρα 3.1.86Α και 3.1.86Β ως ακολούθως: 

«3.1.86Α *Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης» είναι ο 
συντελεστής (δείκτης) απόδοσης, εκπεφρασμένος σε ποσοστό, ο 
οποίος, αν εφαρμοζόταν υπό την μορφή συντελεστή 
προεξόφλησης στην Περιοδική Ταμειακή Ροή, θα είχε ως 
αποτέλεσμα μηδενική καθαρά παρούσα αξία. 

3.1.86Β *Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης 

Χρηματοοικονομικού Μοντέλου» είναι οκτώ και σαράντα πέντε 
επί τοις εκατό (8,45% ).» 

5.1.26 Το άρθρο 3.1.88 (Ορόσημα) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

« 3.1.88 * Ορόσημα» είναι τα συγκεκριμένα στάδια εκτέλεσης των 

Κατασκευών της Περιόδου ΤΙ, των οποίων η επίτευξη σύμφωνα 
με τα Αρθρα 7.2.4 και 7.2.8 αποτελεί προϋπόθεση καταβολής 
της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου 

5.1.27 Μετά το άρθρο 3.1.88 τίθεται νέο άρθρο 3.1.88Α ως ακολούθως: 

« 3.1.88Α «Παράταση Περιόδου Παραχώρησης» είναι η παράταση της 
Περιόδου Παραχώρησης εξ αιτίας της μη επίτευξης της 
Ονομαστικής Απόδοσης Δεσμευτικής Επένδυσης 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου κατά την διάρκεια της Περιόδου 
Παραχώρησης.» 

5.1.28 Το άρθρο 3.1.93 (Περίοδος Επιδοτούμενης Λειτουργίας ή Περίοδος ΕΛ) διαγράφεται 

και προστίθενται οι λέξεις «δενχρησιμοποιείται». 

5.1.29 Μετά το άρθρο 3.1.95 (Περίοδος Μελετών - Κατασκευών ή Περίοδος ΤΙ) τίθεται νέο 

άρθρο 3.1.95Α ως ακολούθως: 

«3.1.95Α «Περίοδος Μελετών - Κατασκευών 72» ή «Περίοδος ΜΚ Τ2» 
είναι η περίοδος που θα οριστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
Παραρτήματος Κ του Προσαρτήματος 2 της παρούσας 
Σύμβασης.» 

5.1.30 Το άρθρο 3.1.96 (Περίοδος Παραχώρησης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τρίτο στίχο μετά τις λέξεις «τυχόν παρατάσεων» τίθενται οι λέξεις «κατά τα 

__ προβλεπόμενα στο Αρθρο 5.8», η λέξη «ή» διπγρπφττηι κπι τίθτντςιι ο» ΣέΕρς 

«και με την επιφύλαξη των». 

5.1.31 Το άρθρο 3.1.98 (Πληρωμή προς το Δημόσιο) διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις 

- *δετχρησιμοποιείται». --- *-- 

5.1.31 Το άρθρο 3.1.100 (Πληρωτέο Ποσό Λόγω Καταγγελίας για Πραγματική Απόδοση 

Δεσμευτικής Επένδυσης) τροποποιείται ως ακολούθως: 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Η λέξή «Πραγματική» στους πρώτο, δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο στίχους 
διαγράφονται και αντικαθίστανται με τη λέξη « Ονομαστική, αντίστοιχα». 

5.1.32 Το άρθρο 3.1.102 (Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης) διαγράφεται και 
προστίθενται οι λέξεις «δενχρησιμοποιείται». 

5.1.33 Το άρθρο 3.1.103 (Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου) διαγράφεται και προστίθενται σι λέξεις «δεν 
χρησιμοποιείται». 

5.1.34 Το άρθρο 3.1.104 (Πραγματική Περιοδική Ταμειακή .Ροή) διαγράφεται και 
προστίθενται οι λέξεις «δενχρησιμοποιείται». 

5.1.35 Το άρθρο 3.1.107 (Προδιαγροφές) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «εκτέλεση του Έργου» στον έβδομο στίχο τίθεται η φράση «όπως θα 
αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας, Επιθεώρησης και 
Συντήρησης». 

5.1.36 Μετά το άρθρο 3.1.108 (Πρόδρομες Εργασίες) τίθενται νέα άρθρα 3.1.108Α και 
3.1.108Β ως ακολούθως: 

«3.1 Λ08Α «-Προθεσμία Περιόδου ΜΚ Τ2» είναι η συνολική προθεσμία που 
θα οριστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος Κ 
του Προσαρτήματος 2 της παρούσας Σύμβασης. 

3.1.108Β «Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή* έχει την έννοια που 

ορίζεται στο Άρθρο 7.2.Α .» 

5.1.37 Μετά το άρθρο 3.1.116 (Σύμβαση Παραχώρησης ή Σύμβαση) τίθεται νέο άρθρο 
3.1.116Α ως ακολούθως: 

«3.1.116Α «Σύμβαση Παραχώρησης Ιό νιας» είναι η Σύμβαση 

Παραχώρησης για την Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, 
Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου 
Αυτοκινητόδρομος Ιόνιας Οδού από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, 
ΠΑΘΕΑθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκόρφεια) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματόρι - Χαλκίδα, που 
κυρώθηκε με τον ν. 3555/2007, όπως ισχύει.» 

5.1.38 Το άρθρο 3.1.120 (Τμήμα Μελετών - Κατασκευών ή ΤΜΚ) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται η φράση «και διαχωριζόμενο αναλύεται σε 
«Τίμημα Μελετών - Κατασκευών ΤΙ», ποσού πεντακοσίων εβδομήντα δύο 
εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα 
_ τριών ευρώI (* 377. 1 ? 1 ππ) και.σε . χΐΐαηι ι α Με λετών - Κατασκευών. 

Τ2», ποσού επτακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων ογδόντα επτά χιλιάδων 
επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (€732.087.774,00)*. 

5.1.39 I ο αρθρο3.Τ7Ι2Ι ([ ιμολόγιο έργασιών) τροποποιείται ως ακολούθως: _ 

Πριν την τελική φράση «επί των οποίων εφαρμόζεται τεκμαρτή ενιαία έκπτωση 
δώδεκα στα εκατό (12%)» τίθεται η φράση: «καθώς και τις Αποφάσεις υπ'αριθ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κστοσκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


πρωτ. Δ17σ/04/114/ΦΝ437/3.08.2007 (ΦΕΚ Β' 1584/17-8-07) και 
Δ17α/03/54/ΦΝ.437/7-5-2008 (ΦΕΚ Β' 918/19-5-08) του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ, όπως η τελευταία ισχύει κατόπιν των Αποφάσεων υπ' αριθ. πρωτ. 
Δ17α/09/76/ΦΝ.437120-6-2008 (ΦΕΚ Β' 1189/26-6-08), 

Δ17α/09/18/ΦΝ.437/6-2-2009 (ΦΕΚ Β' 305/19-2-09), 

Δ17α/10/123/ ΦΝ.437/26-8-2009 (ΦΕΚ Β' 1799/28-8-09) καί 
Δ11γ/0/4/87/01-12-2011 (ΦΕΚ Β' 2965/23-12-11), και, περαιτέρω, 
ενοποιημένα Τιμολόγια Οικοδομικών Εργασιών που έχουν εγκριθεΙ με την 
υπ' αριθ. πρωτ. Δ17α/04/114/ΦΝ437/3.08.2007 απόφαση Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'1584/17-8-07)». 

5.1.40 Το άρθρο 3.1.123 (Τράπεζα Τύπου Β') διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις «δεν 
χρησιμοποιείται». 

5.1.41 Το άρθρο 3.1.125 (Υπηρεσία) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον πρώτο στίχο η λέξη «Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε» διαγράφεται και αντικαθίσταται με τη λέξη 
«Δημοσίου». 

5.1.42 Μετά το άρθρο 3.1.126 (Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης) τίθενται νέα άρθρα 3.1.126Α 
και 3.1.126Β ως ακολούθως: 

« 3.1.126Α <Υποστήριξη Λειτουργίας» έχει την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο αυτό στο Άρθρο 25.1. 

3.1.126Β «Υποστήριξη Λειτουργίας Αναβαλλόμενων Τμημάτων * ή 

«Υποστήριξη Λειτουργίας ΑΤ» έχει την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο αυτό στο Άρθρο 25.4.» 

5.1.43 Το άρθρο 3.1.127 (Υπουργείο) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» και πριν 
την λέξη «Υπουργείο» τίθενται οι λέξεις « εκόστοτε αρμόδιο για το Έργο». 

5.1.44 Το άρθρο 3.1.128 (Υπουργός) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» και πριν 
την λέξη «Υπουργός» τίθενται οι λέξεις « αρμόδιος για το Έργο». 

5.1.45 Το άρθρο 3.1.130 (Χρηματοδοτική Συμβολή) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον τίτλο προστίθενται οι λέξεις «ή Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου». 

5.1.46 Το άρθρο 3.1.134 (Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Χρηματοδοτικής Συμβολής) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τρίτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «στο Άρθρο 7.2.6» και αντικαθίσταται με τις 
λέξεις « στα Άρθρα 7^2.4, 7.2..5.κπι 7 2Α- 

5.1.47 Μετά το άρθρο 3.1 προστίθενται νέα άρθρα 3.1Α και 3.1Β ως ακολούθως: 

__ «3ΛΑ — Οι.ΜΚΰλΰΐίβχΗ-αρισμοί τη ς- ΣΚΟ -θΌ-έχουν^την~ /δ)α - 4νν ο ι α~ στη ν 

παρούσα Σύμβαση: 

Εξυπηρέτηση Χρέους (ΟβΜ Βετνίεβ) 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, χρηματοδότηση. Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Αποθεματικός Λογαριασμός Εξυπηρέτησης Χρέους (Οεόί Βετνίεε 
Κβεβτνβ Αεεουπί) 

Επιτόκιο Υπερημερίας (Οείβυίί Ιπίετεεί Ηβίε) 

Αναλογία Κάλυψης Εξυπηρέτησης Χρέους (0501 (ΟεΕΙ Βετνίσε 
Οονβτ Κβίίο)) 

Χρηματοοικονομικά Κόστη (ΡΙπβπσε Οοεί$) 

Συμφωνίες Εξασφάλισης Κινδύνου Επιτοκίου (ΗεάρΙπς 
Αρτεβππεηΐε) 

Ασφαλίσματα (Ιπευταπεε Ρτοοεβάε) 

Περίοδος Τοκοφορίας (Ιηίετεεϊ Ρβτίοά) 

Κόστη Βαριάς Συντήρησης (Μβ)οτ ΜβΙηέεηβηεβ Οοείε) 

Αποθεματικός Λογαριασμός Βαριάς Συντήρησης (Μβ]οτ 
Μ βίηΙεηβηεε Κεεετνε Αεαουηί) 

Λογαριασμός Πληρωμών (Ρτοεεεάε Ασεουπί) 

Λογαριασμοί Έργου (Ρτο)βεΙΑεεουπ1$) 

Έγγραφα Εργου (Ρτο/εσί ΰοαυιηεηίε) 

Απαιτούμενο Ισοζύγιο Αποθεματικού Εξυπηρέτησης Χρέους 
(ΚεηυΙτεά Ωεύί Ββτνίοβ Ρεεβη/β ΒβΙβτιαε) 

Απαιτούμενο Ισοζύγιο Αποθεματικού Βαριάς Συντήρησης (Βεηυϊτεά 
Μβ]οτ ΜείηΙβπβποε Ρεεετνε Ββίβηεε) 

Πληρωμές Αποζημίωσης Εσόδων (Κενεπυε Οοιτιρβη&Βΐίοη 
Ρβγτηεηέε) 

Φόροι (Τβχ) 

Πρόσθετο Περιθώριο Επιτοκίου (Τορ-ΰρ Μβτρίη) 

3.1.Β Πρόσθετοι ορισμοί 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο Αρθρο 25 της παρούσας 
Σύμβασης έχουν την παρακάτω έννοια, εκτός αν απαιτείται 
διαφορετικά στο Αρθρο 25. 

*Απόδοση Βάσης» είναι το σταθερό ποσό εκπεφρασμένο σε ευρώ, 
που υπολογίζεται άπαξ έτσι ώστε αν καταβάλλεται στις 31 
Δεκεμβρίου κάθε έτους μετά την 1 Ιανουάριου 2016 και μέχρι το 
- τέλος της Περιάδου’ Παραχώρησης, σι καταβολές" αυτές να 

καταλήγουν στο τέλος της Περιόδου Παραχώρησης σε Ονομαστική 
Απόδοση οκτώ και σαράντα πέντε επί τοις εκατό (8,45%) επί της 

- -- Δεσμευτικής Επένδυσης (Μετσχικό~Κεψάλατο και Δευτερσγενές 

Χρέος) που εισφέρουν οι Αρχικοί Μέτοχοι, λαμβάνοντας υπόψη 
τόσο τις ημερομηνίες καταβολής των κεφαλαίων των Αρχικών 
Μετόχων όσο και τις διανομές καθώς και τις καταβολές του 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Δευτερογενούς Χρέους προς τους Αρχικούς Μετόχους πριν την 31* 
Δεκεμβρίου 2015, όπως αυτές Θα αποδεικνύονται από τα βιβλία του 
Παραχωρησιούχου, και μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στην 
αντίστοιχη Περίοδο Υπολογισμού, εκπεφρασμένο σε ευρώ στις 
γραμμές 1618 έως 1630 του φύλλου Α&Ρ 59 του 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου. 

«Ασφαλισμένα Κόστη» είναι όλα τα κόστη λειτουργίας, συνήθους 
και Βαριάς Συντήρησης που καλύπτονται από Ασφαλίσματα, με την 
εξαίρεση κοστών που αφορούν τα Αναβαλλόμενα Τμήματα. 

«Δάνειο Αποκρυστάλλωσης Σύμβασης Ανταλλαγής Επιτοκίου» είναι 
το ποσό, εκπεφρασμένο σε Ευρώ, της δανειακής υποχρέωσης 
σύμφωνα με την ΣΚΟ, δια της οποίας χρηματοδοτείται η μερική 
αποκρυστάλλωση της σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίου και η οποία 
αποτυπώνεται στο [Μέρος (χ) της Σειράς (ψ)] των Ομολόγων που 
εκδίδονται σύμφωνα με το Ομολογιακό Πρόγραμμα. 

«Δαπάνες Έργου» είναι το σύνολο όλων των κονδυλίων που 
καταβάλλονται από τον Παραχωρησιούχο κατά την διάρκεια 
οιασδήποτε Περιόδου Υπολογισμού (εξαιρουμένων των διανομών 
προς τους Αρχικούς Μετόχους, των πληρωμών για το Δευτερογενές 
Χρέος και των συνολικών αντίστοιχων δαπανών που αφορούν τα 
Αναβαλλόμενα Τμήματα [«Δαπάνες Έργου ΑΤ»)), καθώς και 
μεταφορές προς τον Αποθεματικό Λογαριασμό Εξυπηρέτησης 
Χρέους και προς τον Αποθεματικό Λογαριασμό Βαριάς Συντήρησης, 
και κατηγοριοποιούνται ως εξής»; 

(ί) Λειτουργικές Δαπάνες· 

(β) Ασφαλισμένα Κόστη ■ 

(γ) μεταφορές προς τον Αποθεματικό Λογαριασμό Βαριάς 
Συντήρησης μέχρι του ορίου του Απαιτούμενου Ισοζυγίου 
Αποθεματικού Βαριάς Συντήρησης 

(δ) μεταφορές προς τον Αποθεματικό Λογαριασμό Εξυπηρέτησης 
Χρέους μέχρι του ορίου του Απαιτούμενου Ισοζυγίου 
Αποθεματικού Εξυπηρέτησης Χρέους· 

(ε) Εξυπηρέτηση Χρέους (υπολογιζόμενη με βάση το 
σύμφωνη θέν χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής), κόστη 
ασφάλισης κινδύνου επιτοκίου και Χρηματοοικονομικό Κόστη 
στα οποία υποβάλλεται ο Ποραχωρησιούχος σύμφωνα με τις 
, Καθορισμένες Δανειακές Συμβάαεις-ζσυμαεριλαμβανομένου · — 

κάθε κόστους από το άρθρο 10.2 (Φορολογική Προσαύξηση / 
Ταχ 6 γο 5$ ίίρ) ΣΚΟ, αλλά αποκλεισμένου, για την αποφυγή 
_ α μφιβολιών, του Δ ευτερογενούς Χρέους^και οποιοσδήποτε — 

Μη Επιλέξιμης Δαπάνης Έργου), συμπεριλαμβανομένων 
τόκων, καθαρών πληρωμών ασφάλισης κινδύνου επιτοκίων, 
κεφαλαίου και προμηθειών, κόστη καταγγελίας συμβάσεων 

Α -/1 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ασφάλισης κινδύνου επιτοκίων και άλλες πληρωμές προς 
τους Δανειστές σύμφωνα με τις Καθορισμένες Δανειακές 
Συμβάσεις, καθώς και, για την αποφυγή αμφιβολιών, κάθε 
πληρωμή που προέρχεται από διατάξεις που ρυθμίζουν 
Πληρωμές Πρόσθετης Ρευστότητας ή/και Πληρωμές 
Περιορισμού Διανομών, και σύμφωνα με την σειρά 
προτεραιότητας που καθορίζεται στις διατάξεις αυτές· 

(στ) διακυμάνσεις του ισοζυγίου ΦΠΑ του Παραχωρησιούχου 
(όντος θετικού όταν τα ποσό που οφείλονται από τις 
Φορολογικές Αρχές στον Παραχωρησιόύχο αυξάνονται και 
όντος αρνητικού όταν τα ποσό που οφείλονται από τις 
Φορολογικές Αρχές στον Παραχωρησιούχο μειώνονται κατά 
την διάρκεια της Περιόδου Υπολογισμού) κατά την διάρκεια 
της περιόδου που άρχεται μετά το τέλος της Περιόδου ΤΙ * 

(ζ) φόροι εισοδήματος νομικών προσώπων 

(η) αμοιβές συμβούλων για τον Εκπρόσωπο των Δανειστών 
(ΕαείΙΚίβε Αρβπί) ή οποιαδήποτε συντονιστική επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρων, αμοιβών 
τεχνικών συμβούλων, αμοιβών ασφαλιστικών συμβούλων ή 
αμοιβών άλλων συμβούλων που σχετίζονται με τις 
Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις ή τα Έγγραφα Έργου 
(Ργο)β(Λ ΰοευιπβηΐε), σε κάθε περίπτωση στον βαθμό που ο 
Παραχωρησιούχος υποβλήθηκε σε αυτές με εύλογη αιτία και 
κατάλληλο τρόπο. 

«Δεδουλευμένη Απόδοση Βάσης» έχει την έννοια που του 
αποδίδεται στο Αρθρο 25.1.3(ε). 

«Διανεμητέα Απόδοση Βάσης» είναι, σε καθεμιά Περίοδο 
Υπολογισμού, το ποσό που διατίθεται στους Αρχικούς Μετόχους 
σύμφωνα με το 25,1.3. 

«Ειδοποίηση Αναβαλλόμενων Τμημάτων» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό στο Αρθρο 25Λ.2(3). 

«Ειδοποίηση Πρόσθετης Πληρωμής» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό στο Αρθρο 25.1.4(ϊν). 

*Ειδοποίηση Υποστήριξης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό στο Άρθρο 25.1.6. 

* Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου» είναι σε κάθε Περίοδο Υπολογισμού 

εκείνες οι Δαπάνες Έργου πού δεν συνιστούν Μη Επιλέξιμες 

Δαπάνες Έργου ούτε Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου ΑΤ· για την 

αποφυγή α μφιβολιών, οι _ Επιλέ ξιμες Δαπάνες Έ ργ ου δεν 

περιλαμβάνουν δαπάνες Κατασκευών. 

«Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου Αναβαλλόμενων Τμημάτων» ή 
«Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου ΑΤ» είναι, σε κάθε Περίοδο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση ταυ Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Υπολογισμού, εκείνες οι Δαπάνες Έργου που αφορούν στα 
Αναβαλλόμενα Τμήματα και δεν συνιστούν Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 
Έργου ΑΤ· για την αποφυγή αμφιβολιών, οι Επιλέξιμες Δαπάνες 
Έργου ΑΤδεν περιλαμβάνουν δαπάνες Κατασκευών. 

«Έσοδα» έχει την σημασία που αποδίδεται στον όρο αυτό στην 
Σύμβαση Παραχώρησης Ιόνιας. 

«Ετήσια Έκθεση» είναι η ετήσια έκθεση (στην μορφή που 
προσαρτόται στην ΣΚΟ) που ελέγχεται από τον ορκωτό ελεγκτή του 
Παροχωρησιούχου σύμφωνα με το Αρθρο 25.3. 

* Ετήσια Περίοδος Υπολογισμού» σημαίνει δύο (2) συνεχείς 
Περιόδους Υπολογισμού. 

«Καθαρό Έσοδα» είναι, σε καθεμία Περίοδο Υπολογισμού, ένα 
ποσό που υπολογίζεται ως το άθροισμα (I) των Άμεσων Εσόδων 
υπολογιζόμενων σε ταμειακή βάση (αποκλεισμένων, για την 
αποφυγή αμφιβολιών, ΦΠΑ και Ασφαλισμάτων άλλων από αυτό 
που κατεβλήθησαν από Ασφαλίσεις για Απώλεια Εσόδων και 
συμπεριλαμβανομένων Πληρωμών Αποζημίωσης Εσόδων που 
τυχόν καταβλήθηκαν από το Δημόσιο), (Η) οποιαδήποτε ποσά που 
αποδεσμεύθηκαν σύμφωνα με την ΣΚΟ είτε από τον Αποθεματικό 
Λογαριασμό Εξυπηρέτησης Χρέους είτε από τον Αποθεματικό 
Λογαριασμό Βαριάς Συντήρησης (συνέπεια γεγονότος συνδεομένου 
με υπερχρηματοδότηση των λογαριασμών), και (ίν) Υπερβάλλουσα 
Ρευστότητα που αποδεσμεύτηκε, αν υπάρχει. 

«Λειτουργικές Δαπάνες» είναι τα κόστη λειτουργίας, συνήθους και 
Βαριάς Συντήρησης, που περιλαμβάνουν τα κόστη Ανεξάρτητου 
Μηχανικού, τα διοικητικό κόστη και τις κεφαλαιακές δαπάνες που 
σχετίζονται με την εκτέλεση του Έργου, συμπεριλαμβανομένων 
φόρων που σχετίζονται με αυτό, αλλά αποκλεισμένου κάθε 
Ασφαλισμένου Κόστους καθώς και (για την αποφυγή αμφιβολιών) 
κάθε δαπάνης κατασκευής σχετικό με τις Κατασκευές Περιόδου ΤΙ, 
καθώς και οποιοσδήποτε Λειτουργικής Δαπάνης ΑΤ. 

«Λειτουργικές Δαπάνες ΑΤ» είναι οι Λειτουργικές Δαπάνες των 
Αναβαλλομένων Τμημάτων αλλά αποκλεισμένου κάθε 
Ασφαλισμένου Κόστους καθώς και (για την αποφυγή αμφιβολιών) 
κάθε δαπάνης κατασκευής σχετικό με τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ 
Τ2. 


«Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου» είναι: 


(ο) κόστη και δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι Αρχικοί 
Μέτοχοι σε σχέση με συμφωνίες που συνάπτουν μεταξύ τους 


(β) (εκτός αν εγκριθούν από το Δημόσιο, το οποίο δεν δικαιούται 
να καθυστερήσει ή αρνηθεί την έγκρισή του χωρίς εύλογη 
αιτία, και η οποία έγκριση λογίζεται ως χορηγηθείσα αν το 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Δημόσιο δεν απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την 
λήψη γραπτής ειδοποίησης περιέχουσας πλήρεις και ακριβείς 
λεπτομέρειες του προτεινόμενου διακανονισμού, και εκτός αν 
απαιτείται ρητά να αναλόβει ο Παραχωρησιούχος τέτοια 
δαπάνη ή εκτός αν οι Δανειστές επιβάλλουν σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, την 
ανάληψη τέτοιας δαπάνης από τον Παραχωρησιούχο 
εναντιούμενοι στις εκ μέρους του προβαλλόμενες 
αντιρρήσεις) κόστη και δαπάνες, πέραν των 125.000 € ανά 
Περίοδο Υπολογισμού, στις οποίες υποβάλλεται ο 
Παραχωρησιούχος κατ' εφαρμογή (ί) της Σύμβασης 
Παραχώρησης ή (ίί) οποιουδήποτε υπεργολαβικού που 
συνδέεται με την κατασκευή, βαριά συντήρηση, συνήθη 
συντήρηση ή λειτουργία του Έργου, και το οποίο έχει 
συνάψει ο Παραχωρησιούχος με κάποιον Αρχικό Μέτοχο ή με 
επιχείρηση συνδεδεμένη με κάποιον Αρχικό Μέτοχο, υπό τον 
όρο, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις (ί) και (ίί), ότι τα 
κόστη και οι δαπάνες αυτές σχετίζονται είτε (Α) με την 
επιδίωξη ή συμβιβασμό απαιτήσεων αποζημιώσεων ή την 
εκτέλεση δικαιωμάτων είτε (Β) με τυχόν ποσό που 
επιδικάστηκαν σε βάρος του Παροχωρησιούχου, σε καθεμία 
από αυτές τις περιπτώσεις αποκλειστικό όταν έχει εκδοθεί 
απόφαση σε βάρος του Παροχωρησιούχου. 

(γ) οποιαδήποτε κόστη και δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ή τις 
οποίες υπέστη ο Παραχωρησιούχος σύμφωνα με το άρθρο 
10.4 (Αποζημίωση Φόρου), 10.6 (Τέλη Χαρτοσήμου), 14.2 
(Έξοδα Τροποποίησης) και 14.3 (Κόστη Εκτέλεσης) της ΣΚΟ, 
εκτός αν οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου. 

(δ) 50% οποιουδήποτε Επαυξημένου Κόστους πληρωτέου από 
τον Παραχωρησιούχο κατά το άρθρο 11.1 (Επαυξημένα 
Κόστη) της ΣΚΟ, και 50% οποιωνδήποτε πληρωμών 
αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 12.1 (Αποζημίωση 
Συναλλάγματος) της ΣΚΟ, εκτός αν τα κόστη αυτά οφείλονται 
σε πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου. 

(ε) κόστη διακοπής περιόδου εκτοκισμού (άταβλοςβ εοείε) όταν 
ο Παραχωρησιούχος δεν πληρώνει τόκο την τελευταία ημέρα 
της αντίστοιχης Περιόδου Τοκοφορίας, εκτός αν η μη 
πληρωμή αυτή αποδίδεται σε πράξη ή παράλειψη του 
Δημοσίου. 

(στ) κόστη πληρωμής τόκων στΰ οποία υποβάλλεται ο 

Παραχωρησιούχος με το Επιτόκιο Υπερημερίας σύμφωνα με 

_ τις Καθο ρισμέ νες Δανειακές Συμβάσεις, εκτός αν οφείλονται 

σε πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου. 

(ζ) οποιεσδήποτε χρηματοοικονομικές αμοιβές, προμήθειες, 
κόστη και δαπάνες πληρωτέες σύμφωνα με τις Καθορισμένες 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κοτοσκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Δανειακές Συμβάσεις (Χρηματοοικονομικό Κόστη), μόνο στον 
βαθμό που οφείλονται σε αμέλεια του Παραχωρησιούχου ή 
στην αδυναμία του να συμμορφωθεί με τους Κανόνες της 
Τέχνης και της Επιστήμης. 

(η) πληρωμές προς το Δημόσιο σύμφωνα με τα Άρθρα 21.15 και 
32.4 της παρούσας Σύμβασης- και 

(θ) Λειτουργικές Δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο 
Πορσχωρησιούχος σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού 
πέραν του Ονομαστικού Ορίου Λ&Σ, εκτός αν καλύπτονται 
από Υπερβάλλουσα Ρευστότητα. 

«Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου Αναβαλλόμενων Τμημάτων* ή «Μη 
Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου ΑΤ» είναι, σε κάθε Περίοδο 
Υπολογισμού, εκείνες οι Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου που 
αφορούν στα Αναβαλλόμενα Τμήματα. 

«Ονομαστικό Όριο Δαπανών Λειτουργίας και Συντήρησης» ή 
«Ονομαστικό Όριο Λ&Σ» είναι, σε σχέση με καθεμία Περίοδο 
Υπολογισμού, το ονομαστικό ποσό για πς δαπάνες λειτουργίας και 
συντήρησης του Έργου Παραχώρησης για την αυτή Περίοδο 
Υπολογισμού, εκπεφρασμένο σε Ευρώ στις γραμμές [612και 806] 
του φύλλου Α&Ρεα του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου. 

«Ονομαστικό Όριο Δαπανών Λειτουργίας και Συντήρησης 
Αναβαλλόμενων Τμημάτων» ή «Ονομαστικό Όριο Λ&Σ ΑΤ» είναι το 
ονομαστικό όριο λειτουργίας και συντήρησης των Αναβαλλόμενων 
Τμημάτων που θα οριστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
Παραρτήματος [Κ] του Προσαρτήματος 2 της παρούσας Σύμβασης. 

«Παραχωρησιούχος Ιόνιας» είναι ο πορσχωρησιούχος της 
Σύμβασης Παραχώρησης Ιόνιας. 

«Περίοδος Υπολογισμού» είναι 

(α) κάθε διαδοχική εξαμηνιαία περίοδος αρχόμενη την I" 
Ιανουάριου και την 1 η Ιουλίου, με την πρώτη τέτοια περίοδο 
να άρχεται την 1 η Ιανουαρίου 2016 (η «Αρχική Περίοδος 
Υπολογισμού»], έως και την σχετική εξαμηνιαία περίοδο που 
λήγει την 30 η Ιουνίου ή την 31 η Δεκεμβρίου προ του τέλους 
της Περιόδου Παραχώρησης (η «Προτελευταία Περίοδος 
Υπολογισμού»)- και κατόπιν 

(β) από 1* Ιανουάριου ή 1 Κ Ιουλίου (συμπεριλαμβανομένων) 
- μετό - την Προτελευταία Π ε ρ ί ο δ ο - Υπ ο λ ο γισμ ο ύ μ έ χρι τ ο τέλος 

της Περιόδου Παραχώρησης (η «Τελευταία Περίοδος 
Υπολογισμού»). 

«Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ιόνιας» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» στην 
Σύμβαση Παραχώρησης Ιόνιας. 


Ε65_ΣΥΜΦΩΝΙΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ0υΤΙΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΙΙΙΝΤ 


Σελ. 16 










ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4923 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


«Πληρωμές Περιορισμού Διανομών» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό στο Αρθρο 25.1.3(ά). 

«Πληρωμές Πρόσθετης Ρευστότητας» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό στο Αρθρο 25.1 Α(ίν). 

«Πληρωμή Πρόσθετου Περιθωρίου Επιτοκίου» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό στο Αρθρο 25.1Α(ϋί). 

«Ποσά Ανοβαλλομένων Τμημάτων» είναι τα ποσά του Αποδέκτη 
Λογαριασμού τα οποία δεν αναλαμβάνονται από το Δημόσιο λόγω 
εφαρμογής του Άρθρου 25Α και αφορούν είτε Ποσό Πληρωμών 
Πρόσθετης Ρευστότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
25.1Α (Ιν) ή/κσι ποσό που προέρχονται από τις πληρωμές 
πρόσθετης ρευστότητας προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την 
Σύμβαση Παραχώρησης Ιόνιας, τα οποία αντί να αναλαμβάνονται 
από αυτό καταβάλλονται στον Αποδέκτη Λογαριασμό, συνεπεία 
εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 25.4 της παρούσας ή/και 
ποσά που καταβάλλονται στον Αποδέκτη Λογαριασμό από το 
Δημόσιο σε εφαρμογή του Αρθρου 25.4.2 (ο). 

«Ποσά Υπερβάλλοντος Πληθωρισμού» είναι, για καθεμία Περίοδο 
Υπολογισμού, το 23,5% μετά από φόρους επί της αύξησης των 
Πληρωμών προς το Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 25.1 της 
Σύμβασης Παραχώρησης Ιόνιας και όπως ορίζονται εκεί, η οποία 
σχετίζεται αποκλειστικό με την διαφορά (αν αυτή είναι θετική) 
μεταξύ του πραγματικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που έχει 
σωρευθεί από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης 
μέχρι την αυτή, ως ανωτέρω. Περίοδο Υπολογισμού, όπως η 
διαφορά αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ 
για τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ανωτέρω 
Περιόδου Υπολογισμού, και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που 
προβλέπεται στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο για την ίδια περίοδο. 

«Πραγματικό Συνολικά Έσοδα» είναι, σε κάθε Περίοδο 
Υπολογισμού, ΤΟ άθροισμα των Αμεσων Εσόδων συν των Εσόδων 
του Παραχωρησιούχου Ιόνιας σύμφωνα με την Σύμβαση 
Παραχώρησης Ιόνιας. 

«Προβλεπόμενα Έσοδα» είναι, σε καθεμία Περίοδο Υπολογισμού, 
τα Άμεσα Έσοδα που περιλαμβάνονται στην γραμμή 201 του 
φύλλου Α&Ρ$3 του Χρηματοοικονομικό Μοντέλου. 

«Προβλεπόμενα Έσοδα ΣΚΟ» είναι, σε καθευία Περίοδο 
Υπολογισμού, τα Άμεσα Έσοδα που περιλαμβάνονται στην γραμμή 
197 του φύλλου Α&Ρ 53 του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου ΣΚΟ. 

« Σύμβασ η Κοινών-Όρων» ή—«ΣΚΘ»—είνβτ η~από 31 Μαίο υ-26θ7- 
σύμβαση κοινών όρων, όπως αυτή εκόστοτε ισχύει, που συνήφθη 
μεταξύ των Δανειστών και του Παραχωρησιούχου και ορίζεται ως 
Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση. 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


«Σύμβαση Κοινών Όρων Ιόνιος» ή «ΣΚΟ Ιόνιας» είναι η από 19 
Δεκεμβρίου 2006 σύμβαση κοινών όρων, όπως αυτή εκάστοτε 
ισχύει, που συνήφθη μεταξύ των Δανειστών Ιόνιας και του 
Παραχωρησιούχου Ιόνιας και ορίζεται σύμφωνα με την Σύμβαση 
Παραχώρησης Ιόνιας ως Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση. 

«Συνδυασμένος Δείκτης Περιορισμού Διανομών» είναι, για έκαστη 
Περίοδο Υπολογισμού με την επιφύλαξη της παραγράφου (!) του 
παρόντος ορισμού, η αναλογία: 

(δ) του αθροίσματος ΧΔΚΔΑ του Παραχωρησιούχου και των 
ΧΔΚΔΑ του Παραχωρησιούχου Ιόνιας (όπως ο όρος αυτός 
ορίζεται στην Σύμβαση Παραχώρησης Ιόνιας), αφαιρουμένου 
ενός ποσού ίσου με το 35,8% των Χρηματικών Διαθεσίμων 
προς Διανομή στους Αρχικούς Μετόχους (σύμφωνα με την 
Σύμβαση Παραχώρησης Ιόνιας και όπως ο όρος αυτός 
ορίζεται σε αυτή), σε αμφότερες τις περιπτώσεις, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου (II) του παρόντος ορισμού, της 
Ετήσιας Περιόδου Υπολογισμού που αμέσως προηγείται της 
οικείας Περιόδου Υπολογισμού, 

προς 

β>) το άθροισμα της Εξυπηρέτησης Χρέους που είναι πληρωτέα 
από τον Παραχωρησιούχο και της Εξυπηρέτησης Χρέους 
(όπως ο όρος αυτός ορίζεται στην ΣΚΟ Ιόνιας) που είναι 
πληρωτέα από τον Παραχωρησιούχο Ιόνιας, σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, με την επιφύλαξη της παραγράφου (II) του 
παρόντος ορισμού, της Ετήσιας Περιόδου Υπολογισμού που 
αμέσως προηγείται της οικείας Περιόδου Υπολογισμού, 

υπό την προϋπόθεση ότι 

(!) δεν θα υπάρξει Διανεμητέα Απόδοση Βάσης για την 
Πρώτη Περίοδο Υπολογισμού, και, κατά συνέπεια, δεν 
θα υπολογιστεί Συνδυασμένος Δείκτης Περιορισμού 
Διανομών για την Πρώτη Περίοδο Υπολογισμού 

00 σε σχέση με την Περίοδο Υπολογισμού που έπεται 
αμέσως της Πρώτης Περιόδου Υπολογισμού, τα 
στοιχεία των ανωτέρω παραγράφων (δ) και (ί>) θα 
αφορούν αποκλειστικά στην Πρώτη Περίοδο 
Υπολογισμού, 

— 7 —- ό λ α - τα α ψ οιχεία των-ανωτέρω- παραγράφων (ΰ) και (ό) 

θα περιέχοντσι στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
Συνδυασμένου Δείκτη Περιορισμού Διανομών 

—- ζσύμφωνα με την Σύμβσση Παρσχώρησηφ Ι άνιας-κω 

όπως ο όρος αυτός ορίζεται σε αυτήν). 

«Συνολικά Προβλεπόμενα Έσοδα» είναι, σε καθεμία Περίοδο 

Υπολογισμού, το άθροισμα των Αμεσων Εσόδων που 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


περιλαμβάνονται στην γραμμή 201 του φύλλου Α&Ρ εβ του 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου καθώς και των Εσόδων που 
περιλαμβάνονται στην γραμμή 203 του φύλλου Α&Ρ εβ του 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου της Σύμβασης Παραχώρησης 
Ιόνιας. 

«Συνολικό Προβλεπόμενα Έσοδα ΣΚΟ» είναι, σε καθεμία Περίοδο 
Υπολογισμού, το άθροισμα των Αμεσων Εσόδων που 
περιλαμβάνονται στην γραμμή 197 του φύλλου Α&Ε εβ 
τουΧρηματοοικονομικού Μοντέλου ΣΚΟ καθώς και των Εσόδων 
που περιλαμβάνονται στην γραμμή 202 του φύλλου Α&Ε εβ του 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου ΣΚΟ της Σύμβασης Παραχώρησης 
Ιόνιας. 

«Συνολικό Ονομαστικό Όριο Λ&Σ» έχει την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο αυτό στο Άρθρο 25.1.5(3)0). 

«Υπερβόλλουσα Ρευστότητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό στο Αρθρο 25.1.5(0). 

«Χρηματικό Διαθέσιμα προς Κάλυψη Δανειακών Αναγκών» 
(ΧΔΚΔΑ) είναι , για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το άθροισμα: 

(α) των Άμεσων Εσόδων κατά την περίοδο αυτή ■ και 

(β) της Υποστήριξης Λειτουργίας· και 

(Υ) της Υπερβόλλουσας Ρευστότητας αν αυτή αποδεσμευθεί 
κατ'εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και 

(δ) των κινήσεων του Αποθεματικού Λογαριασμού 
Εξυπηρέτησης Χρέους (θετικών ή αρνητικών)· και 

(ε) των κινήσεων του Αποθεματικού Λογαριασμού Βαριάς 
Συντήρησης (θετικών ή αρνητικών)· και 

(στ) των κινήσεων κεφαλαίου κίνησης (θετικών ή αρνητικών) 
μείον το άθροισμα 

(ζ) των Λειτουργικών Δαπανών (συμπεριλαμβανομένου του 
Κόστους Βαριάς Συντήρησης) χωρίς να υπολογίζονται, προς 
αποφυγή αμφιβολίας, οι Λειτουργικές Δαπάνες ΑΤ· και 

(η) των Φόρων. 

«Χρηματοοικονομική Έκθεση» είναι η έκθεση (στην μορφή που 
προσαρτάται στην ΣΚΟ) που εκπονείται από τον Παραχωρησιούχο 
και υπο βά λλεται στο Δημό σιο-σ ύμφ ω να - ρεπν - Άρθρ ο 25Λ.6(ο) και 

περιλαμβάνει: 

(α) το ποσό των Αμ ε σων Εσόδων και σύγκρισή τους με τα 
Προβλεπόμενα Έσοδα και τα Προβλεπόμενα Έσοδα ΣΚΟ- 

(β) αναλυτικά το ποσό των Δαπανών Έργου (εξαιρουμένων των 
Επιλέξιμων Δαπανών Έργου ΑΤ) στις οποίες υποβλήθηκε ο 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Παροχωρησιούχος και της Υπερβόλλουσας Ρευστότητας που 
πρόκειται να αποδεσμευθεί εφόσον συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, καθώς και την σύγκρισή τους με το αντίστοιχο 
Ονομαστικό Όριο Λ&Σ" 

(γ) το ποσό των Μη Επιλέξιμων Δαπανών Έργου στις οποίες 

υποβλήθηκε ο Παροχωρησιούχος · 

(δ) το ποσό της καταβληθείσας Διανεμητέας Απόδοσης Βάσης 
και σύγκρισή της με την αντίστοιχη Απόδοση Βάσης· 

(ε) το ποσό Δεδουλευμένης Απόδοσης Βάσης, αν υπάρχει, και 
το Ποσό Υπερβάλλοντας Πληθωρισμού, αν εφαρμόζεται· 

(στ) τυχόν Πληρωμή Πρόσθετου Περιθωρίου Επιτοκίου· 

(ζ) τυχόν διορθώσεις της Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της 
προηγούμενης Περιόδου Υπολογισμού. 

«Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Αναδιάρθρωσης* είναι το 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο που προσορτόται στην Σύμβαση 
Παραχώρησης ως νέο Παράρτημα 5 και συνιστά το 
Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο από την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης. 

Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ΣΚΟ > είναι το προσαρτώμενο στην 
παρούσα, ως τμήμα 2 του Προσαρτήματος 5, χρηματοοικονομικό 
μοντέλο συντηρητικής πρόβλεψης των Δανειστών, το οποίο 
συμπεριλαμβάνεται επίσης και στο χρηματοοικονομικό μοντέλο 
αναδιάρθρωσης της ΣΚΟ.» 


5.1.48 Το άρθρο 3.2 (Ερμηνεία) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου 3.2.3 προστίθετοι νέα παράγραφος (νϊϊ) ως εξής: 

«(νί!) αναφορές στους Αρχικούς Μετόχους περιλαμβάνουν οποιονδήποτε 
μέτοχο του Παραχωρησιούχου ο οποίος διαδέχεται οποιονδήποτε 
Αρχικό Μέτοχο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με 
την παρούσα Σύμβαση.» 

5.2 Το Άρθρο 4 της Σύμβασης Παραχώρησης (Συμβατικό Αντικείμενο - Ανταγωνισμός) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.2.1 Το άρθρο 4.1.1 (Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του τρίτου εδαφίου 4.1.1(ϋ) προστίθεται η φράαη «ή δεν 
παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση αυτή». 

5.2.2 Το άρθρο 4.1.2 (Άλλα Ανταλλάγματα) τροποποιείται ως ακολούθως: 


(α) Στο τέλος της παραγράφου (ί) προστίθενται οι λέξεις «και την Πρόσθετη 


(β) Η παράγραφος (ΐ'ι) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 


«00 την Υποστήριξη Λειτουργίας και την Υποστήριξη Λειτουργίας ΑΤ». 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(γ) Στον προτελευταίο στίχο του άρθρου διαγράφονται οι λέξεις «και 25.3» κοι 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «7.2 Α, 25.1 και 25.4». 

5.2.3 Το άρθρο 4.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της εναρκτήριας παραγράφου προστίθεται ή φράση «με την επιφύλαξη 
του Αρθρου 4.2.3». 

5.2.4 Το άρθρο 4.2.2(α) (Νέα Τμήματα Παραχωρησιούχου (ΕΠ και ΤΕ)) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Στο τέλος του άρθρου, προστίθεται π φράση «που διαιρείται στα ακόλουθα 
υποτμήματα» και 

(β) αμέσως ακολούθως προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 


*0) Τμήμα Ημικόμβου ΠΑΘΕ - Α/Κ Ξυνιόδας (32,270 χλμ)' 

(II) Τμήμα Α/Κ Ξυνιόδας - Α/Κ Τρικάλων (78,670 χλμ) - 
περιλαμβανομένης (α) της συνδετήριας οδού από τον Α/Κ 
Ξυνιόδας μέχρι την υφιστάμενη εθνική οδό και (β) των 
εργασιών της 2^ Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του 
Αρθρου 18.2.2, εξσιρουμένης της οδού Ανάβρας - Θαυμακού 
(μήκους περίπου 13,5 χλμ)· 

(!ϋ) Τμήμα Α/Κ Τρικάλων - Α/Κ Γοεβενών (32,450 χλμ) 

(Ιν) Τμήμα Α/ΚΓρεβενών - Α/Κ Εγνατίας (30,610 χλμ).» 


5.2.5 Μετά το άρθρο 4.2.2 προστίθεται νέο άρθρο 4.2.3 ως ακολούθως: 

«4.2.3 Η Κατασκευή των Νέων Τμημάτων Παραχωρησιούχου του Άρθρου 
4.2.2(β)(Ι), (Η!) & (ίν) (τα «Αναβαλλόμενα Τμήματα») αναβάλλεται 
και εξαιρείται από τις Κατασκευές Περιόδου ΤΙ και Θα εκτελεστεί 
από τον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με τους όρους και 


προϋποθέσεις του Παραρτήματος Κ του Προσαρτήματος 2 της 
παρούσας Σύμβασης και μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από 
τον Υπουργό. 

Το Δημόσιο δικαιούται να εξαιρέσει από το Έργο, με Υπουργική 
Απόφαση που θα εκδοθεί το αργότερο τρία (3) έτη μετά την 
έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών Περιόδου ΤΙ, 
οποιαδήποτε από τα Αναβαλλόμενα Τμήματα ή οποιαδήποτε 
υποτμήματα αυτών. Σε περίπτωση οριστικής εξαίρεσης ή μη 
έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας, και εφόσον τα Μέρη δεν συμφωνήσουν άλλως, το 
Έργο Παραχώρησης θα είνα ι ο αυτοκινητόδρομος χωρίς _ τα - 

Αναβαλλόμενα Τμήματα, όπως αυτός περιγρόφεται εν συντομία στο 
Άρθρο 4.2.2. 


52.6 Το άρθρο 473.1 _ τρσπ0ΠϋτεΙταΐΈς ακολούθως: 

Στο πέμπτο στίχο μετά τις λέξεις «των Χρηστών» προστίθεται η φράση «ή άλλως 
δεν την παρεμποδίζει». 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κοιαοκβιή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.2.7 Το άρθρο 4.3.2(1) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στην αρχή της παραγράφου τίθεται η φράση «Με την επιφύλαξη του Άρθρου 
4,2.3,». 

5.2.8 Το άρθρο 4.4.1(ϊ) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Να χρηματοδοτήσει το Έργο με τα απαιτούμενα Ιδια κεφάλαια και δάνεια, 
λαμβόνοντας υπόψη την κεφαλαιακή συμμετοχή του Δημοσίου, 
περιλαμβανομένων των Αμέσων Εσόδων κατά την Περίοδο ΤΙ*. 

5.2.9 Το άρθρο 4.6.1(ϊ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθενται μετά την λέξη «Έσοδα» οι λέξεις «και τα 
Άμεσα Έσοδα ΑΤή/και» 

5.3 Το Άρβρο 5 της Σύμβασης Παραχώρησης (Νομοθετική Κύρωση της Σύμβασης - 
Έναρξη Παραχώρησης - Αποζημιώσεις - Περίοδος Παραχώρησης) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.3.1 Το άρθρο 5.2.1(δ)(ϊϋ) τροποποιείται ως εξής: 

Στο τρίτο στίχο μετά τη λέξη «Κατασκευών» τίθενται οι λέξεις « Περιόδου ΤΙ*. 

5.3.2 Το άρθρο 5.3 τροποποιείται ως εξής: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθενται οι λέξεις «Περιόδου ΤΙ*. 

5.3.3 Το άρθρο 5.5 (Περίοδος Παραχώρησης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεύτερο στίχο μετά τη λέξη «επιφύλαξη» τίθενται οι λέξεις «τυχόν 
παρατάσεων σύμφωνα με το Άρθρο 5.8 και» 

5.3.4 Το άρθρο 5.6 (Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο δεύτερο στίχο μετά τη λέξη «επιφύλαξη» τίθενται οι λέξεις «τυχόν 
παρατάσεων σύμφωνά με το Άρθρο 5.8 και» 

5.3.5 Μετά το άρθρο 5.7 προστίθεται νέο άρθρο 5.8 (Παράταση της Περιόδου 
Παραχώρησης) ως ακολούθως: 

« 5.8 Παράταση της Περιόδου Παραχώρησης 

5.8.1 Εάν ένα χρόνο προ του πέρατος της Περιόδου Παραχώρησης 
εύλογα δεν προβλέπεται να επιτευχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 5.8.2 η Ονομαστική Απόδοση 
Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, ο 
Παραχωρησιούχος δικαιούται τριετούς παράτασης της 
Περιόδου Παραχώρησης. 

5.8.2 Στην περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος επιθυμεί να ασκήσει 
το δικαίωμα του Άρθρου 5.8.1, θα υποβάλει στο Δημόσιο, 

_ δώδεκα (12} μήνες)—προ _ του, -πέρατος _ της . Περιόδου 

Παραχώρησης, ένα Χρηματοοικονομικό Μοντέλο εκ του 
οποίου θα προκύπτει η πλήρωση της προϋποθέσεως του 
Άρθρου 5.8.1. Το Δημόσιο υποχρεούται να απαντήσει στο ως 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ανωτέρω αίτημα του Παραχωρησιούχου εντός προθεσμίας 
σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής. 
Εάν το Δημόσιο δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας αυτής, 
τεκμαίρεται ότι το αίτημα του Παραχωρησιούχου έχει 
εγκριθεί. Εάν το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος δεν 
φτάσουν σε συμφωνία εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από 
την κοινοποίηση της απάντησης του Δημοσίου στον 
Παραχωρησιούχο, το Δημόσιο κσι/ή ο Παραχωρησιούχος 
μπορούν να καταφύγουν σε Διαιτησία. 

5.8.3 Σε περίπτωση που η Περίοδος Παραχώρησης πσραταθεί, η 
Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης παρατείνεται αυτοδικαίως 
κατά το Ιδιο χρονικό διάστημα.» 

5.4 Το Άρθρο 6 της Σύμβασης Παραχώρησης (Γνώση Συνθηκών του Έργου - Ανάληψη 

Κινδύνων) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.4.1 Ο Πίνακας 1 του άρθρου 6,4.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στην κυψέλη της συμβολής της έκτης γραμμής με την τρίτη ατήλη διαγράφεται η 

ημερομηνία «30/06/2011» και αντικαθίσταται με την ημερομηνία « 31/12/2014 ». 

5.4.2 Το άρθρο 6.7.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στο τέλος της υποπαραγρόφου 6.7.2(ίν)(δ) τίθεται νέα πρόταση ως 
ακολούθως: 

«Ειδικά σε περιπτώσεις δομικών ενισχύσεων, αυτές θα εκτελεστούν 
κατόπιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ των Μερών, η οποία θα ορίζει την 
περίοδο κατά την οποία ο Παραχωρησιούχος θα εγγυόται αυτές τις 
ενισχύσεις ή επεμβάσεις μετά την ολοκλήρωσή τους.» 

(β) Στο τέλος της παραγράφου 6.7.2(ν) προστίθεται η φράση «(με την εξαίρεση 
εργασιών συνήθους συντήρησης και εργασιών ελασσόνας 
σημασίας)*. 

5.5 Το Άρθρο 7 (Χρηματοδότηση του Έργου) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.5.1 Το άρθρο 7.1.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τέταρτο στίχο, μετά τις λέξεις «σε αυτόν» τίθενται οι λέξεις « σύμφωνα 
μετά Αρθρα 7.1.4 και 7.1.4Α». 

(β) Στον πέμπτο στίχο, διαγράφονται οι λέξεις «ορίστηκαν με την προσφορά» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «ορίζονται στο Άρθρα 7.1.3». 

5.5.2 Το άρθρο 7.1.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

' Στον προτελευταίο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «που προβλέπεται στο Αρθρο» και 

αντί καθίστανται με ττς λέξεις «σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου ». 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(α) Στο τρίτο στίχο της εναρκτήριας παραγράφου μετά τη λέξη «Επένδυση» 
τίθενται οι λέξεις «κατά τα ποσά, τους υπόχρεους Μετόχους και εντός 
των προθεσμιών που πρ'οβλέπονται στα Αρθρο 7,1.4 και 7.1.4Α». 


(β) Στο τρίτο στίχο μετά τις λέξεις «ποσό των Ευρώ» διαγράφονται οι λέξεις 
, «εκατόν τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων 
τριακοσίων ογδόντα εννέα» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «ογδόντα έξι 
εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (€ 
86.664.020), και ειδικότερα». 


(γ) Στην αρχή της ποραγράφου (ί) διαγράφονται οι λέξεις «εξήντα πέντε 
εκατομμυρίων Ευρώ (€65.000.000)» και ανηκαθίστανται με τις λέξεις 
«ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντοκοσίων δέκα χιλιάδων 
εξήντα πέντε Ευρώ (€ 84.510.065)». 

(δ) Στην αρχή της παραγράφου (Η) διαγράφονται οι λέξεις «εξήντα έξι 
εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα 
Ευρώ (€66.679.389)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «δύο εκατομμυρίων 
εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ (€ 
2.153.955)». 

(ε) Στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως: 


«Το Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση της μη τροποποιήσεως του 
συνόλου της Δεσμευτικής Επένδυσης, όπως εμφαίνεται στην 
τελευταία στήλη του Πίνακα 3 του Άρθρου 7.1.4, αποδέχεται όπως ο 
Παραχωρησιόύχος και οι Αρχικοί Μέτοχοι αυτού, μετά την έκδοση της 
ΒΠΕτι, δικαιούνται, υπό την επιφύλαξη του κ.ν. 2190/1920, να 
προβαίνουν στην μείωση μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου 
με ταυτόχρονη ισόποση μετατροπή της μειώσεως αυτής σε 
Δευτερογενές Χρέος.» 


5.5.4 Το Άρθρο 7.1.4 (Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔ κ 'η 

Δεσμευτική Επένδυση 



. . 

ΚατοΧ.ΉΡΚ 

Γ~ 

Νετοχτεο 

Κεφάλαιο 

Δευτερογενές 

Χρέος 

Καταβολής/ 

Εκταμίευσης 

ΡΤ0 




Χύ&ΤίΗΤΠ - ■ 




1» 

5;υυυ.υοο 

0 

Παραχωρησιούχου 

5.000.000 





Προ της 



2. 

1 

34.503.817 

0 

Ημερομηνίας 

Έναρξης 

Παραχώρησης 

34.503.817 



*>& 
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ΕΡΓΟ: Μελέτην Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λεποιιργίίς Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΓΥΜΦβΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 


3. 

13.167.939 

0 

Προ της 
Ημερομηνίας 
Δεύτερης 
Αποκλειστικής 
Προθεσμίας 

13.167.939 

4. 

12.328.244 

1.664.020 

Προ της 
Ημερομηνίας- 
θέσης σε Ισχύ της 
Τροποποίησης 

13.992.264 

5* 

10.000.000 

0 

0) 

10.000.000 

6* 

9.510.065 

489.935 

00 

10.000.000 

Σύνολο 

84.510.065 

2.153.955 


86.664.020 


5.5.5 Μετά το άρθρο 7.1.4 προστίθεται νέο άρθρο 7.1.4.Α ως ακολούθως: 

7.1.4Λ Η ΓΕΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (ήδη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ) θα είναι αποκλειστικό 
υπεύθυνη για τις Καταβολές Δεσμευτικής Επένδυσης υπ' αριθ. 5 και 
6 . 

(ϊ) Η εκταμίευση της καταβολής υπ' αριθ. 5 θα γίνει αμέσως 
μόλις πληρωθούν οι ακόλουθες αιρέσεις: 

(β) ότι θα ολοκληρωθούν οι Κατασκευές Περιόδου ΤΙ 
σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης Ιόνιας και 
όπως ορίζονται σε αυτήν 

(ϋ) ότι τα Πραγματικό Συνολικά Έσοδα είναι ίσα ή 
υψηλότερα από τα Συνολικά Προβλεπόμενα Έσοδα 
ΣΚΟ’ 

(ο) ότι η Χρηματοδοτική Συμβολή και η Πρόσθετη 

Χρηματοδοτική Συμβολή έχουν καταβληθεί εξ 
ολοκλήρου (λσμβόνοντας υπόψη την εφαρμογή του 
Άρθρου 4.2.3)· 

(ά) ότι η Χρηματοδοτική Συμβολή και η Πρόσθετη 

Χρηματοδοτική Συμβολή σύμφωνα με την Σύμβαση 
Παραχώρησης Ιόνιας και όπως ορίζονται σε αυτήν 
έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου. 

(Τ!) Η εκταμίευση της καταβολής υπ' αριθ. 6 θα γίνει αμέσως 

μόλις πληρωθεί η αναβλητική αίρεση ότι τα Πραγματικό 
__ Συνολικά Έσοδα είναι Ισα ή υψ η λότερα από τα Συνολικά 

' Προβλεπόμενα Έσοδα ΣΚΟ αυξημένα κατά 20%." 

5.5.6 Το άρθρο 7.2.2(ϊ) τροποποιείται ως ακολούθως: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Στον τελευταίο ατίχο της δεύτερης παραγράφου, διαγράφεται ο αριθμός «2» και 
αντικαθίσταται με τον αριθμό «4». 

5.5.7 Το άρθρο 7.2.3(ϊ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «ποσού» στο τρίτο στίχο τίθενται οι λέξεις «από την εκπνοή της 
αμέσως ανωτέρω περιόδου χόριτος». 

5.5.8 Στο τέλος του άρθρου 7.2 τίθενται νέες παράγραφοι 7.2.8 και 7.2.9 ως ακολούθως: 

«7.2.5 Κατ' απόκλιση από το Άρθρο 7.2.5, το μη καταβληθέν τμήμα της 
δεύτερης καταβολής, η τρίτη και η τέταρτη καταβολή της 
Χρηματοδοτικής Συμβολής όπως αυτή επικαφοποιήθηκε κατά την 
Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης επί τη βάσει του «Δ» (ύψους € 
381.723.989 συνολικό), θα γίνουν στις ημερομηνίες που ορίζονται 
στον ακόλουθο Πίνακα 4Α.1 και στην βάση της προόδου 
ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των Κατασκευών 
Περιόδου ΤΙ, όπως η πρόοδος αυτή θα πιστοποιείται εκάστοτε, σε 
ποσοστό, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό σύμφωνα με το Αρθρο 
18.43(ίν). 




1 

Ημερομηνία Θέσης σε 
Ισχύ της 
Τροποποίησης 

π/ο 

67,438,275 

2 

15 Μαρτίου 2014 

14,0% 

42.857.143 

3 

15 Ιουνίου 2014 

27,0% 

42.857.143 

4 

15 Σεπτεμβρίου 2014 

39,0% 

42.857.143 

5 

15 Δεκεμβρίου 2014 

49,0% 

42.857.143 

6 

15 Μαρτίου 2015 

60,0% 

42.857.143 


7 

15 Ιουνίου 2015 

73,0% 

42.857.143 

8 

15 Σεπτεμβρίου 2015 

85,0% 

42.857.143 


9 

15 Δεκεμβρίου 2015 

100,0% 

14.285.713 

ΣΥΝΟΛΟ 

381.723.989 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (168) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


7.2.9 Στην περίπτωση που οποιοδήποτε ορόσημο του Πίνακα 4Α.1 δεν 
επιτευχθεί εξαιτίας της επέλευσης Γεγονότος Καθυστέρησης, το 
Δημόσιο δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να προβεϊ στην 
αντίστοιχη καταβολή προς τον Παραχωρησιούχο κατά την 
ημερομηνία που καθορίζεται στον Πίνακα. 

5.5.9 Μετά το άρθρο 7.2 τίθεται νέο άρθρο 7.2.Α ως ακολούθως: 


7.2Λ Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή 

7.2Α.1 Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει 


στον Παραχωρησιούχο πρόσθετη χρηματοδοτική συμβολή 
0η «Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή») συνολικού 

ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά Ευρώ 
(€214.287.577), σε τρέχουσες τιμές, η οποία δεν υπόκειται 
σε καμία παρακράτηση υπέρ τρίτου. Το Δημόσιο θα 
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καταβάλει στον Παραχωρησιούχο την Πρόσθετη 
Χρηματοδοτική Συμβολή κατά τις ημερομηνίες και 
σύμφωνα με τα χωριστά ποσό που ορίζονται στο ακόλουθο 
Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
Συμβολής: 



ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α.2 

! 

2 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑ ΤΑΒΟΑΩΝ’ Π ΡΟΔΟ / η ' | 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ | 

Αριθμός 

Καταβολής 

\ 

Ημερομηνία Καταβολής | 

- , | 

1 

Ημερομηνία θέσης σε 
Ισχύ της Τροποποίησης 

67.227.759 

2 

15 Μαρτίου 2014 

8.569.476 

3 

15 Ιουνίου 2014 

18.313.521 

4 

15 Σεπτεμβρίου 2014 

8.418.793 

5 

15 Δεκεμβρίου 2014 

25.847.285 

6 

15 Μαρτίου 2015 

18.813.050 

7 

15 Ιουνίου 2015 

21.936.766 

8 

15 Σεπτεμβρίου 2015 

17.644.030 

9 

15 Δεκεμβρίου 2015 

27.516.897 


ΣΥΝΟΛΟ 

214.287.577 


7.2Λ.2 Εκ του συνολικού ποσού των 214.287.577 € της 
Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής, ποσό 196.011.566 
€ (το «Μερικό Ποσό») υπόκειται στις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, και 
στην περίπτωση που, εξ αιτίας οποιοσδήποτε διακύμανσης 
των ΧΔΚΔΑ τυχόν προκόψει από (α) τις Συμφωνίες 
Εξασφάλισης Κινδύνου Επιτοκίου και τις Συμφωνίες 
Εξασφάλισης Κινδύνου Επιτοκίου σύμφωνα με την 

-—. Σύμ βασ η — Παραχώρησης - -Ιόνιας,—καθώς και (β) την 

αναπροσαρμογή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, του 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου ΣΚΟ, του 

_ Χρηματοοικονομικού -Μοντέλου - Ιόνιάς- - κ&μ 

Χρηματοοικονομικού Μοντέλου ΣΚΟ Ιόνισς, όπως αυτή 
περιγρόφεται στις Συμβάσεις Τροποποίησης της παρούσας 
Σύμβασης και της Σύμβασης Παραχώρησης Ιόνιας, υπάρχει 
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διάφορό μεταξύ αφ 'ενός του κεφαλαίου του Δανείου 
Αποκρυστάλλωσης Εξασφάλισης Επιτοκίου και αφ' ετέρου 
του ποσού των € 213.343.586, το Μερικό Ποσό θα 
τροποποιηθεί κατά το ποσό που θα προκόψει σύμφωνα με 
την επικαιροποίηση του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου 
και του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Ιόνιας με βάση τις 
ανωτέρω διακυμάνσεις, και η θετική ή αρνητική διαφορά 
θα εφαρμοστεί στις επί μέρους καταβολές της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής πλην της πρώτης καταβολής. 

Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των Πόρων 
(συμπεριλαμβανομένου , για την αποφυγή αμφιβολιών, του 
ποσού της τελευταίας καταβολής του ανωτέρω Πίνακα 
4Α.2 του Αρθρου 7.2Α.1 ως εάν αυτό είχε καταβληθεί 
πλήρως στον Παραχωρησιούχο) (οι «Πηγές των Πόρων») 
που είναι διαθέσιμοι για την χρηματοδότηση του 
συνολικού κόστους Περιόδου ΤΙ (συμπεριλαμβανομένων 
(I) οποιωνδήποτε κεφαλαίων κίνησης υφισταμένων στο 
τέλος της Περιόδου ΤΙ και (II) άλλων δαπανών που 
σχετίζονται με τις Κατασκευές Περιόδου ΤΙ αλλά τις οποίες 
ο Παραχωρησιοόχος πρόκειται να επιβαρυνθεί ή οι οποίες 
είναι πληρωτέες μετά το τέλος της Περιόδου ΤΙ) 
υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του 
κόστους αυτού (οι «Χρήσεις των Πόρων»), η διαφορά θα 
αφαιρεθεί από την Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή με 
μείωση της τελευταίας καταβολής του ανωτέρω Πίνακα 
4Α.2 της παραγράφου 7.2Α.1. Σε περίπτωση που οι Πηγές 
των Πόρων είναι ίσες ή χαμηλότερες από τις Χρήσεις των 
Πόρων, το Δημόσιο δεν θα έχει καμία πρόσθετη 
υποχρέωση πέραν του ποσού της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής. 

7.2.Α.3 Οποιαδήποτε τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση εκ μέρους του 
Δημοσίου να εξοφλήσει τις συμφωνηθείσες δόσεις τής 
Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής εντός των 
προθεσμιών του Αρθρου 7.2Α.1 θα έχει τις ακόλουθες 
συνέπειες: 

(!) σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 
δεκαπέντε (15) Εργάσιμων Ημερών, ο 
Παραχωρησιοόχος θα δικαιούται τόκου επί του 
κσθυστερούμενου ποσού, υπολογιζόμενου με το 

- Επιιόκιυ Αναφοράς, από ΐην εκπνοή της ανωτέρω 

περιόδου χόριτος· 

υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, ο 
Παρσχωρησιούχος θα έχει το δικαίωμα να 
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καταγγείλει την Σύμβαση σύμφωνα με το Αρθρο 
30.1(0 .» 

5.5.10 Το άρθρο 7.3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται η φράση: «με την επιφύλαξη του Άρθρου 
4.2.3». 

5.6 Το Άρθρο 9 της Σύμβασης Παραχώρησης (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Η παράγραφος (ϊϋ) του άρθρου 9.3.2 διαγράφεται και η παράγραφος (ϊν) αναριθμετται 
σε (ϋί). 

5.7 Το Άρθρο 10 (Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.7.1 Το τίτλος του άρθρου 10.3 (Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών (ΡΒΙτι)Δεσμευτική Επένδυση) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά την λέξη «Κατασκευών» τίθενται οι λέξεις « Περιόδου ΤΙ» 

5.7.2 Το άρθρο 10.3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τέταρτο στίχο, μετά τη λέξη «Κατασκευών» τίθενται οι λέξεις «Περιόδου 
ΤΙ». 

(β) Στο τέλος του άρθρου προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως: 

«Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, η ανωτέρω 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελ ετώ ν-Κατασκευώ ν 
επιστρέφεται στον Παραχωρησιούχο έναντι παράδοσης νέας 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών, που 
εκδίδεται με αποκλειστικό αιτούντα την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ από Αποδεκτή 
Τράπεζα για ποσό σύμφωνο με τις προβλέψεις του Άρθρου 10.8.2 (ι) 
καί κατά τα λοιπό σύμφωνα το υπόδειγμα που προσαρτάται ως Τμήμα 
2 του Προσαρτήματος 1.» 

5.7.3 Το άρθρο 10.3.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεύτερο στίχο, μετά τη λέξη «Κατασκευών» τίθενται οι λέξεις «Περιόδου ΤΙ». 

5.7.4 Μετά το άρθρο 10.3 προστίθεται νέο άρθρο 10.3.Α ως ακολούθως: 

«10.3Λ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Περιόδου ΜΚ Τ2 

Πριν ή κατά την έναρξη της Περιόδου ΜΚ Τ2, ο Παραχωρησιούχος 
υποχρεούται να παραδώσει στο Δημόσιο την Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης Περιόδου ΜΚ Τ2 από Αποδεκτή Τράπεζα, για ποσό 
_ Ισο με το 5% του Τιμήματος Μελετών Κατασκευών ΜΚ Τ2. υε 

' αναθεώρησηϊ των Κατασκευών που θα εκτελεστούν, υπόδειγμα 

της οποίας έχει συμφωνηθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και 

__ προσαρτ άται στην π αρ ούσα ως Τμήμ α 2 τ ου Παοαοτήυατος 1. Το 

Αρ¥ρό Ί0,3.2 εφαρμόζεται και σε σχέση με την Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ΜΚ Τ2.» 

5.7.5 Το άρθρο 10.4.1 τροποποιείται ως,ακολούθως: 
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Στον πρώτο στίχο, μετά τη λέξη «Εκτέλεσης» τίθενται οι λέξεις « Περιόδου ΤΙ». 

5.7.6 Το άρθρο 10.4.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «εγγυητικής επιστολής» στο δεύτερο στίχο διαγράφονται οι λέξεις 
«Τράπεζας τύπου Γ'» και αντικαθίστανται με τις λέξεις « Αποδεκτής Τράπεζας ή, 
εφόσον η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών-Κατασκευών 
Περιόδου ΤΙ (ΡΒΙτι) αποσβένεται σύμφωνα με το Άρθρο 10.8.3(Ί>), με την 
προϋπόθεση ότι το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Μελετών - Κατασκευών Περιόδου ΤΙ επαρκεΙ ». 

5.7.7 Στο άρθρο 10.5 (Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης (ΡΒ3τι)) προστίθεται 
δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως: 

«Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, η ανωτέρω 
Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης επιστρέφεται στον 
Παραχωρησιούχο έναντι παράδοσης νέας Εγγυητικής Επιστολής 
Δεσμευτικής Επένδυσης που εκδίδεται με αποκλειστικό αιτούντσ την ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ ΑΕ από Αποδεκτή Τράπεζα για ποσό είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€ 
20.000.000) κατά το υπόδειγμα που ορίζεται στο Μέρος ΙΑ του 
Προσαρτήματος 1.» 

5.7.8 Το άρθρο 10.7 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στην υποπαράγραφο (ϊ) της πρώτης παραγράφου, μετά τη λέξη «Κατασκευών» 
τίθενται οι λέξεις «Περιόδου ΤΙ και την Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης ΜΚ Τ2 (ΡΒπ, ΡΒπ)». 

(β) Στην δεύτερη παράγραφο, στον πρώτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «, στην 
περίπτωση της Ενδιάμεσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και θα 
πρέπει να είναι, στις περιπτώσεις των Εγγυητικών Επιστολών των ανωτέρω 
υπαπαραγράφων (ϊ) και (ϋ) Τράπεζα(ες) Τύπου Γ' και στην περίπτωση της 
υποπαραγράφου (ϋί) Τράπεζα Τύπου Β'» και αντικαθίσταται από τις λέξεις 
«Αποδεκτή(ές) Τρόπεζα(ες)». 

(γ) Στην δεύτερη παράγραφο, στους έκτο κοι δωδέκατο στίχους, διαγράφονται οι 
λέξεις «Τύπου Ρ ή Τράπεζα Τύπου Β' για την περίπτωση της Εγγυητικής 
Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης», και προ της λέξης «Τράπεζα» στους ίδιους 
στίχους τίθεται η λέξη «Αποδεκτή». 

5.7.9 Το άρθρο 10.8.2 (Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών 
(ΡΒΙτι) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στο τίτλο, μετά τη λέξη «Κατασκευών» προστίθεται η λέξη «ΤΙ». 

(β) Στην εναρκτήριο παράγραφο και στον δεύτερο στίχο προστίθεται μετά την λέξη 

_ «Κατασκευών» π λέ£π «ΤΙ» . -— 

(γ) Η παράγραφος (ί) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής: 

_ «ΟΧ με τ ην ε πιωϋλαΕη ται^Λρθρου^10.8Λ(ύ),~χατά- ποσοστά 

πενήντα στα εκατό (50%) κατά την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος Τροποποίησης» 
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(δ) Στην παράγραφο (Π), στον πρώτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «εξήντα στα 
εκατό (60%)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις « σαράντα στα εκατό 
(40%)*, 

(ε) Στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως: 


«Στην περίπτωση που εφαρμοστούν οι διατάξεις του Άρθρου 
10.8.3(1}), το μη απομειωθέν ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών θα σπομειώνετσι σύμφωνα με το 
Άρθρο 10.8.3(0)00» 


5.7.10 Το άρθρο 10.8.3 (Κρατήσεις Καλής Εκτέλεσης (ΡΒ2τι) τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Η υφιστάμενη ποράγραφος λαμβάνει στοιχείο « (3)» και 
(β) προστίθεται δεύτερη παράγραφος υπό στοιχείο (δ) ως ακολούθως: 


«0>) Εναλλακτικό, ο Παροχωρησιούχος δικαιούται να 
γνωστοποιήσει στο Δημόσιο, μέχρι και την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, ότι αποδέχεται όπως η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών 
ΤΙ να απομειώνετοι κατά ένα τέτοιο ποσοστό ούτως ώστε το 
εναπομένον ποσό εγγυήσεως να περιλαμβάνει ένα ποσό Ισο με 
το 5% του ποσού της Χρηματοδοτικής Συμβολής για το οποίο 
δεν έχουν γίνει κρατήσεις ούτε έχουν παρασχεθεί εγγυητικές 
επιστολές. Στην περίπτωση αυτή: 

0) Οι Κρατήσεις Καλής Εκτέλεσης θα καταβάλλονται στον 
Παραχωρησιούχο με βάση την Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών Περιόδου ΤΙ · 
και 

00 Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Μελετών - Κατασκευών Περιόδου ΤΙ που εγγυόται την 
πληρωμή των Κρατήσεων Καλής Εκτέλεσης θα 
αποσβένεται εντός πέντε (5) ημερών από την 
παρέλευση τριών (3) μηνών από την Ημερομηνία 
Πέρατος Περιόδου Μελετών - Κατασκευών.» 


5.7.11 Μετά το άρθρο 10.8.5 (Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Λεπουργίας (ΡΒ4ορ) 
προστίθεται νέο άρθρο 10.8.6 ως ακολούθως: 

«10.8.6 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών Κατασκευών 


Περιόδου ΜΚ Τ2 (ΡΒΙοσπ) 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών 
Περιόδου Μ.Κ.12-(.ΡΕ1 ηεσ) θα-ππομειωθεί κατά■ ποσοστό 00% -— 

αναλογικό προς τις τμηματικές προθεσμίες που θα 
συμφωνηθούν μεταξύ των Μερών προ της έναρξης της 

Περιόδου ΜΚ Τ 2- και κ ατ ά 1 0% εντύςπ έντε (Β)~η μ ερώ ν ~ απ &την— -* 

έκδοση του τελευταίου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
Τοπικών Έργων." 
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5.8 Το Άρθρο 11 της Σύμβασης Παραχώρησης (Προστασία του Περιβάλλοντος) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Το άρθρο 11.3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στην παράγραφο (Η), στον δεύτερο στίχο, μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» 
τίθενται οι λέξεις «και, εφόσον συντρέξει περίπτωση, της Περιόδου ΜΚ 
Τ2, σε αμφότερες τις περιπτώσεις ». 

(β) Η υφιστάμενη παράγραφος (ϋί) ανοριθμείται σε (ϊν) και 

(γ) προστίθεται νέα παράγραφος (ΗΙ) ως ακολούθως: 

*(Ιίί) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Αρθρου 12.1.3.Α, για 
οποιεσδήποτε εργασίες αποκατάστασης τυχόν απαιτηθούν από 
το Δημόσιο επί του αντίστοιχου Χώρου του Έργου μέχρι την 
έναρξη της Περιόδου ΜΚ Τ2 ο Παραχωρησιούχος θα 
αποζημιωθεί κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του 
Άρθρου 18.6». 

5.9 Το Άρθρο 12 της Σύμβασης Παραχώρησης (Χώρος Εκτέλεσης του Έργου) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.9.1 Στο τέλος του άρθρου 12.1.2(1) (Νέα Τμήματα Παρσχωρησιούχου) προστίθεται νέα 
πρόταση ως ακολούθως: 

«Οι Χώροι του Έργου που είναι απαραίτητοι για τις Κατασκευές Περιόδου 
ΜΚ Τ2 Θα διατεθούν από το Δημόσιο στον Παρσχωρησιούχο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Κ του Προσαρτήματος 2 της παρούσας 
Σύμβασης». 

5.9.2 Μετά το άρθρο 12.1.3 προστίθεται νέο άρθρο 12.1.3.Α ως ακολούθους: 

«12.1.3.Α Ο Χώρος του Έργου για τα Αναβαλλόμενα Τμήματα, του οποίου 
η Ελεύθερη Χρήση έχει διατεθεί από Τό Δημόσιο στον 
Παραχωρησιούχο, επιστρέφεται στο Δημόσιο, μαζί με τις επ' 
αυτού κατασκευές, κατά το αναγκαίο μέτρο δυνάμει ειδικού 
πρωτοκόλλου που θα υπογράφει από το Δημόσιο και τον 
Παραχωρησιούχο το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης .» 

5.9.3 Το άρθρο 12.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τρίτο στίχο του άρθρου 12.2.1, πριν την λέξη «χρειασθεί» τίθενται οι λέξεις 
«ή/και των Κατασκευών της Περιόδου ΜΚ Τ2». 

5.9.4 Το άρθρο 12.2.3(ί) τροποποιείται ως ακολούθως: 

* Στον όσο στίχο μετά τις λέξεις «τον χώρο αυτά» τίθενται οι λέξεις «και κάθε υλικό 

που μπορεί να εξαχθεί από αυτόν». 

-τ - 5τ10 Το Άρθρο 15 της'-Σόμβαπης^Πϋραχώρησης (Αρχϋΐ6τητΕς) _ τροηοπόΐείτσι ως 

ακολούθως: 

Το άρθρο 13.6 τροποποιείται ως ακολούθως: 


Ε65_ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ0υΠΟΝ ςθΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 


•8/11/2013 23:10 
Ξ333Μ720151 













4940 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ; Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση ταυ Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(α) Στον δεύτερο οτΐχο, μετά τη λέξη «Κατασκευών» τίθενται οι λέξεις « Περιόδου 
ΤΙ ή του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου ΜΚ 72». 

(β) Στον πέμπτο στίχο, μετά τη λέξη «Κατασκευών» τίθενται οι λέξεις «ΤΙ ή την 
Περίοδο ΜΚ Τ2» 

5.11 Το Αρθρο 14 τπς Σύμβασης Παραχώρησης (Άδειες) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.11.1 Το άρθρο 14.2.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον έβδομο στίχο, μετά τις λέξεις «δαπάνες τους» τίθενται οι λέξεις «ή σε 
κόβε περίπτωση με δαπάνες του Δημοσίου». 

(β) Στον δέκατο έκτο στίχο, μετά τη λέξη «Κατασκευών» τίθενται οι λέξεις «ΤΙ ή 
στο Χρονοδιάγραμμα Περιόδου ΜΚ Τ2» 

5.11.2 Στο τέλος του άρθρου 14.3 (Τεκμήριο Έκδοσης) προστίθεται νέα πρόταση ως 
ακολούθως: 

«Η μη έκδοση του πιστοποιητικού αυτού, παρά το γεγονός ότι οι 
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου έχουν πληρωθεί, θα συνιστά Γεγονός 
Καθυστέρησης και/ ή Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου.» 

5.12 Το Αρθρο 15 της Σύμβασης Παραχώρησης (Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Το άρθρο 15.7 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέταρτο στίχο διαγράφεται η λέξη «Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε» και αντικαθίσταται με τη λέξη 
«Υπουργείου». 

5.13 Το Αρθρο 16 της Σύμβασης Παραχώρησης (Χρονοδιαγράμματα του Έργου) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.13.1 Το άρθρο 16.1 (Χρονοδιαγράμματα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών-Κατασκευών) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Η λέξη «Εφαρμογής* διαγράφεται οπουδήποτε εμφανίζεται στο άρθρο 16.1, 
συμπεριλαμβανομένου του τίτλου. 

(β) Στον τίτλο, διαγράφονται και οι λέξεις «Μελετών Κατασκευών» και 
αντικαθίστανται από την λέξη «71». 

(γ) Προστίθεται η λέξη «71» μετά την λέξη «Κατασκευών» στους έκτους και 
δέκατο πέμπτο στίχους της παρ. 16.1.1, στον τρίτο στίχο της παρ. 16.1.2, στον 
έκτο στίχο της παραγράφου 16.1.4 και στον έκτο στίχο της παρ. 16.1.6, 
αντκττοίχως. 

5.13.2 Μετά το άρθρο 16.3 (Χρονοδιανράυυατα Εωαρυογής Περιόδων Λειτουργίας κηι Τ3) 

τίθεται νέο άρθρο 16.4 ως ακολούθως: 

«16.4 Χρονοδιάγραμμα Περιόδου ΜΚ Τ2 

Σε περίπτωση που εφαρμοστεί το Άρθρο 4.2.3, ο Παραχωρησιούχος 
υποχρεοΰται να καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση προς την 
Υπηρεσία ή τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, κατά περίπτωση, το 
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Χρονοδιάγραμμα Περιόδου ΜΚ Τ2, λαμβόνοντας υπόψη τις διατάξεις 
του Παραρτήματος [Κ] του Προσαρτήματος 2. Οι λοιπές διατάξεις 
του παρόντος Αρθρου 16 εφαρμόζονται αναλογικά σε οποιεσδήποτε 
Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2.» 

5,14 Το Άρθρο 17 της Σύμβασης Παραχώρησης (Μελέτες - Ανεξάρτητος Μηχανικός) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.14.1 Το άρθρο 17.1.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου διαγράφονται οι λέξεις «Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα 
Εφαρμογής Περιόδου ΤΙ» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «Χρονοδιάγραμμα 
Περιόδου ΤΙ και το Χρονοδιάγραμμα Περιόδου ΜΚ Τ2». 

5.14.2 Το άρθρο 17.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τέταρτο στίχο, μετά τις λέξεις «ο Ανεξάρτητος Μηχανικός» προστίθενται 
οι λέξεις «ή η Υπηρεσία, κατά περίπτωση ». 

(β) Στον έκτο στίχο, μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» τίθενται οι λέξεις «και των 
Κατασκευών Περιόδου ΜΚ Τ2». 

5.14.3 Το άρθρο 17.2.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον πέμπτο στίχο διαγράφεται η λέξη «Εφαρμογής». 

5.14.4 Το άρθρο 17.3.1(ν) τροποποιείται ως ακολούθους: 

Στο τρίτο στίχο, μετά τη λέξη «Κατασκευών» τίθενται οι λέξεις «ΤΙ και της 
Περιόδου ΜΚ Τ2». 

5.14.5 Το άρθρο 17.6 (Έναρξη Κατασκευών Περιόδου ΤΙ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τίτλο και στο δεύτερο στίχο μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» τίθενται οι λέξεις «και 
των Κατασκευών Περιόδου ΜΚ Τ2», αντίστοιχα. 

5.14.6 Το άρθρο 17.7.2 τροποποιείται ως ακολούθως; 

Στο τέταρτο στίχο, μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» τίθενται οι λέξεις «και των 
Κατασκευών Περιόδου ΜΚ 72». 

5.14.7 Μετά το άρθρο 17.9 (Αμοιβή Ανεξάρτητου Μηχανικού) τίθεται νέο άρθρο 17.10 ως 
ακολούθως: 

«17.10 Μετά το πέρας της Περιόδου Μελέτης Κατασκευής ΤΙ, και εφόσον 
αυτό συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών αναφορικά με τις Κατασκευές 
Περιόδου ΜΚ Τ2 επ! των Αναβαλλόμενων Τμημάτων, τα καθήκοντα 
του Ανεξάρτητου Μηχανικού σχετικά με την υποβολή και έγκριση 
_ των Μελετών εκτελούνται από την Υπηρεσία, κατ' ανόλονη 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή, η 

προθεσμία του Άρθρου 17.4.1 συμφωνείται σε σαράντα (40) 

__ ημέρες από την υποβολή της Μεήέτπς, ε νώ, υε τπν όκαοπη 

παρέλευση της προθεσμίας αυτής και εκτός αν τα Μέρη 
συμφωνήσουν άλλως, ο Παραχωρησιούχος θα έχει το δικαίωμα να 
προβεί στις σχετικές εργασίες σε εκτέλεση της υποβληθείσας 
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Μελέτης, χωρίς να όπως να απομειώνεται η ευθύνη του. Οι 
διατάξεις του παρόντος Άρθρου 17 εφαρμόζονται αναλογικά στην 
Περίοδο ΜΚ Τ2» 

5.15 Το Άρθρο 18 της Σύμβασης Παραχώρησης (Κατασκευές Περιόδου ΤΙ) τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

5.15.1 Το άρθρο 18.1 (Διάρκεια) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της εναρκτήριος παραγράφου προστίθεται η φράση «λαμβάνοντας 
υπόψη τις προθεσμίες που τίθενται στο παρόν Άρθρο». 

5.15.2 Το άρθρο 18.1.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον πρώτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «εξήντα έξι (66)» και αντικαθίσταται με τις 
λέξεις «ενενήντα τριών (93)». 

5.15.3 Το άρθρο 18.1.4 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον τρίτο στίχο διαγράφεται ο αριθμός «30%» και αντικαθίσταται με τον αριθμό 
«15% >. 

5.15.4 Το άρθρο 18.2.2 (Δεύτερη Αποκλειστική Προθεσμία) διαγράφεται και αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

« 18.2.2 Δεύτερη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία: 

Εντός ογδόντα ενός (81) μηνών ο Παραχωρησιούχος πρέπει να 
έχει ολοκληρώσει τις Κατασκευές: 

(I) Τις γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες, την προμελέτη 
οδοποιίας και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για το τμήμα Α/Κ Γρεβενών - Α/Κ Εγνατίας με βάση την 
χάραξη που εμφαΐνεται στην οριζοντιογραφία που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα [Κ] του Προσαρτήματος 2 
της παρούσας, χωρίς αυτό να δεσμεύει το Δημόσιο ως προς 
την αποδοχή ή μη της εν λόγω χάραξης· 

00 τις εργασίες ασφαλείας στις σήραγγες του ΕΠ (τμήμα Α/Κ 
Καρπενησιού - Α/Κ Ξυνιόδας)" 

(III) τις κατασκευές των οδών εξυπηρέτησης (ο) στην περιοχή 
Αγ. Τριάδας (2,54 χλμ.) και (β) στις περιοχές 5Ρ06 και 
. 5Ρ06Α Καρδίτσας· 

(ίν) τις κατασκευές του σταθμού διοδίων Α γ. Τριάδας· 

(ν) την κατασκευή του σταθμού διοδίων Μαυρομαντήλας στο 
- -—- Τμήρα - ΠΑΘΕ » -'--' 

5.15.5 Το άρθρο 18.2.3 (Τρίτη Αποκλειστική Προθεσμία) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:, 

« 18.2.3 Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της ΒΠΕτι, ο 

Παραχωρησιούχος θα έχει υποβάλει τις επιμετρήσεις, το μητρώο 
του Έργου και τα σχξδια κάπως κατασκευάστηκε» για τις 
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Κατασκευές Περιόδου ΤΙ και οποιοσδήποτε τυχόν απαιτηθεΐσες 
εργασίες σύμφωνα με το Άρθρο 6.7.2(Ιν) που θα έχουν 
συμφωνηθεΙ με το Δημόσιο το αργότερο εννέα (9) μήνες πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας του Άρθρου 18.1.1 και θα έχει 
ολοκληρώσει οποιοσδήποτε ελασσόνες εργασίες οι οποίες 
εξαιτίας της φύσης τους μπορούν να ολοκληρωθούν μετό την 
ολοκλήρωση του ΕΠ.» 


5.15.6 Το άρθρο 18.2.4 (Ποινικές Ρήτρες) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον πέμπτο στίχο της παραγράφου (ϊ) διαγράφονται οι λέξεις «σαράντα πέντε 
χιλιάδες (45.000)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «είκοσι χιλιάδες 
(20,000)* και στον τελευταίο στίχο της ίδιας παραγράφου διαγράφονται οι 
λέξεις «ενενήντα χιλιάδες (90.000)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις 
«σαράντα χιλιάδες (40.000)». 

(β) Στον τέταρτο στίχο της υποπαραγράφου (ίΐχδ) διαγράφονται οι λέξεις «είκοσι 
χιλιάδες (20.000)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε χιλιάδες (5.000)» 
και στον όγδοο στίχο της ίδιας υποπαραγράφου διαγράφονται οι λέξεις 
«σαράντα χιλιάδες (40.000)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «δέκα χιλιάδες 
( 10 . 000 )». 

(γ) Η υποπαράγραφος (ε) της παραγράφου (ϋ) διαγράφεται. 

5.15.7 Το άρθρο 18.2.5 (Άθροισμα Ποινικών Ρητρών) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τελευταίο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ 

(75.000.000,00)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «σαράντα εκατομμυρίων Ευρώ 

(40.000.000,00)». 

5.15.8 Το άρθρο 18.3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθενται οι λέξεις «και, εφόσον δεν συμφωνηθεΙ 

άλλως, των Κατασκευών Περιόδου ΜΚ Τ2». 

5.15.9 Το άρθρο 18.3.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στην εναρκτήρια παράγραφο στον τελευταίο στίχο μετά την λέξη 
«Κατασκευών» προστίθενται οι λέξεις «ΤΙ και, αν δεν συμφωνηθεΙ άλλως, 
κατά την Περίοδο ΜΚ Τ2». 

(β) Στον δεύτερο στίχο της παραγράφου (ϊ) και στον τρίτο στίχο της παραγράφου 
(ϋ) μετά την λέξη «Κατασκευών» προστίθενται οι λέξεις «ΤΙ και, εάν 
εφαρμόζεται, του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου ΜΚ 72». 

(γ) Στους δεύτερους στίχους των παραγράφων (ϊ) και (ϋ) διαγράφεται η λέξη 

_ «Εφαρμογής». _ 

(δ) Στην παράγραφο (ϋ) στον πρώτο στίχο διαγράφεται η λέξη «Εγκεκριμένου» και 
στον προτελευταίο οτϊχο διαγράφονται οι λέξεις «του Χρονοδιαγράμματος» και 


5.15.10 Το άρθρο 18.4.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 
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ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 


Στο πρώτο στίχο μετά ττς λέξεις «Περιόδου ΤΙ» τίθενται οι λέξεις «και, με την 

επιφύλαξη του Αρθρου 17.10, όλες οι Κατασκευές της Περιόδου ΜΚ Τ2». 

5.15.11 Το άρθρο 18.4.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(ο) Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου (ί) μετά τη λέξη «όταν» τίθενται οι λέξεις 
«με την επιφύλαξη του Άρθρου 18.2.3 » και στο τέλος της ίδιος 
παραγράφου διαγράφεται η φράοη «και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση 
όπ έχουν υποβληθεί επιμετρήσεις, το μητρώο του Έργου και τα 
σχέδια «όπως κατασκευάστηκε». 

(β) Στο τέλος της παραγράφου (ίν) προστίθεται η φράση «ή ότι έχει επιτευχθεί 
η σωρευτική πρόοδος Κατασκευών σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.8». 

(γ) Στο τέλος του άρθρου 18.4.3 προστίθεται νέα παράγραφος (νϊ) ως ακολούθως: 


«(νί) Βεβαίωση Περότωσης Εργασιών Περιόδου ΜΚ Τ2 (Β.Π.Ε.ηκπ), 
όταν, με την επιφύλαξη του Άρθρου 18.2.3, το σύνολο των 
Κατασκευών της Περιόδου ΜΚ Τ2 (Ε.Π. και Τ.Ε.) έχει 
ολοκληρωθεί και τα οικεία τμήματα ή υποτμήματα του Έργου 
είναι έτοιμα για λειτουργία κοι χρήση από τους Χρήστες,» 


5.15.12 Το άρθρο 18.5.4(α) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος προστίθεται η φράση «ή που έχει επιτευχθεί η σωρευτική πρόοδος 
κατασκευών σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.8». 

5.15.13 Μετά το άρθρο 18.5.5 (ΒΠΕϊε) προστίθεται νέο άρθρο 18.5.6 ως ακολούθως: 

«18.5.6 ΒΠΕμκπ 


(3) Βεβαίωση Περότωσης Εργασιών Περιόδου ΜΚ Τ2 είναι 
δυνατόν να εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ή από 
την Υπηρεσία, κατά περίπτωση, στην περίπτωση του 
Άρθρου 18.4.3(νί). 

(Ί>) Ως προς τη διαδικασία έκδοσης Β.Π.Ε.μκτι, εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του Άρθρου 18.5.1.» 


5.15.14 Το άρθρο 18.6.1 τροποποιείται ως αχολούθως: 

(α) Στον δεύτερο στίχο της τρίτης παραγράφου, μετά τη λέξη «Εργασιών» τίθενται 
οι λέξεις «καθεμιάς από τις Περιόδους ΤΙ και ΜΚ Τ2 », και 

(β) στο τέλος της παραγράφου αυτής προστίθενται οι λέξεις «της αντίστοιχης 
Περιόδου ». 

5.15.15 Η παράγραφος 18.6.2(3X1) του άρθρου 18.6.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κατά την Περίοδο ΤΙ ή την 
Περίοδο ΜΚ Τ2». 

- (β) Στον πρώτο στίχο της-υηοπαραγρσφοσ (ί) πριν την λέξη «Τιμήματος^ τίθεται 

η λέξη « αντίστοιχου». 
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(γ) Στο τέλος της υποπαραγρόφου (ϋ) προστίθενται οι λέξεις «ή οποιοσδήποτε 
προθεσμίας αφορά στην Περίοδο ΜΚ 72». 

(δ) Στο τέλος της υποπαραγρόφου (ϊν) προστίθενται οι λέξεις « ή/και των 
Αμέσων Εσόδων Α 7». 

5.15.16 Η παράγραφος 18.6.2 (3X2) του άρθρου 18.6.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στο τέλος του τίτλου προστίθενται οι λέξεις: «ή το πέρας της Περιόδου ΜΚ 
72». 

(β) Στο τέλος της υποπαραγρόφου (ϋ) προστίθενται οι λέξεις «ή/και των Αμέσων 
Εσόδων ΑΤ». 

5.15.17 Η παράγραφος 18.6.2 (5) του άρθρου 18.6.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον προτελευταίο στίχο μετά την λέξη «Έσοδα» προστίθενται οι λέξεις «ή/και στα 
Άμεσα Έσοδα ΑΤ». 

5.15.18Το άρθρο 18.6.4 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Η υφιστάμενη παράγραφος (ϋΐ) αναριθμείται σε (ϊν) και 

(β) προστίθεται νέα παράγραφος (ίϋ) ως ακολούθως: 

«(7/7) για τις εργασίες που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες 
περιπτώσεις, οι τιμές καθορίζονται επί τη βάσει στοιχείων 
πραγματικού κόστους, σύμφωνα με την υποπαράγρσφο (γ) της 
παραγράφου 6 του άρθρου 57 ν. 3669/2008.» 

5.15.19 Το άρθρο 18.6.5 (Επιπτώσεις κατά την Περίοδο Λειτουργίας) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Στο τρίτο στίχο διαγράφεται η λέξη «Εσόδων» και αντικαθίσταται από τις λέξεις 
«Άμεσων Εσόδων ή/και επί των Άμεσων Εσόδων ΑΤ». 

(β) Στον έκτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «Επιδοτούμενης Λειτουργίας» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «ΜΚ Τ2 ». 

5.15.20 Το άρθρο 18.6.6 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στους δεύτερο και τρίτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «Εγκεκριμένου» και 
«Εφαρμογή της» αντίστοιχα. 

(β) Στον τέταρτο στίχο μετά την λέξη «Κατασκευών» τίθενται οι λέξεις «ΤΙ ή του 
Χρονοδιαγράμματος ΜΚ Τ2». 

5.15.21 Το άρθρο 18.6.7 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεύτερο στίχο μετά τις λέξεις «Περίοδο ΤΙ» τίθενται οι λέξεις «και κατά την 
Περίοδο ΉΚ 72». 

5.16 Το Άρθρο 20 της Σύμβασης Παραχώρησης (Παρέμβαση του Δημοσίου) τροποποιείται 


Το άρθρο 20.2.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 














4946 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ; Μίλέιη» Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση τον Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής ΕλΛόδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Στον δεύτερο στίχο μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» τίθενται οι λέξεις «ή των 
Κατασκευών Περιόδου ΜΚ Τ2». 

5.17 Το Άρθρο 22 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ανώτερα Βία) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.17.1 Το άρθρο 22.3(0 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον ένατο στίχο διαγράφεται η λέξη «Εγκεκριμένου» και 

(β) στον δέκατο στίχο μετά την λέξη «Κατασκευών» τίθενται οι λέξεις «ΤΙ ή του 
Χρονοδιαγράμματος Περιόδου ΜΚ Τ2» 

5.17.2 Το άρθρο 22.4 (Οικονομική Ευθύνη του Δημοσίου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον πρώτο στίχο της παραγράφου (ΐ) μετά τη λέξη «Κατασκευών» τίθενται οι 
λέξεις «ΤΙ και την Περίοδο ΜΚ Τ2». 

(β) Στον πρώτο στίχο της παραγράφου (ϋ) μετά τις λέξεις «Άμεσο Έσοδα» τίθενται 
οι λέξεις «ή/και τα Άμεσα Έσοδα ΑΤ». 

5 . 17.3 Το άρθρο 22.5.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τρίτο οτίχο της παραγράφου (ί) μετά τις λέξεις «Περίοδο ΤΙ» τίθενται ο« 
λέξεις «ή κατά την Περίοδο ΜΚ Τ2 ». 

(β) Στο τέλος της παραγράφου (ϋ) προστίθενται οι λέξεις «ή την Περίοδο ΜΚ 
Τ2 ». 

(γ) Στο τέταρτο στίχο καθεμιάς από τις παραγράφους (ίίϊ) και (ϊν) μετά τη λέξη 
«Κατασκευών» τίθενται οι λέξεις «ή μετά το πέρας της Περιόδου ΜΚ 72». 

5.18 Το Άρθρο 23 της Σύμβασης Παραχώρησης (Λειτουργία του Έργου Παραχώρησης) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.18.1 Το άρθρο 23.1.1 (Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Η παράγραφος (ί) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«(1) έχει τεθεί σε λειτουργία οποιοσδήποτε σταθμός διοδίων επί 
οποιοσδήποτε Υφιστάμενου Τμήματος ή οποιοσδήποτε Νέου 
Τμήματος Παραχωρησιούχου ή Δημοσίου,» 

5.18.2 Το άρθρο 23.1.2 (Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας) 
διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις «δενχρησιμοποιείται». 

5.18.3 Το άρθρο 23.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον έκτο στίχο μετά τη λέξη «μέτρα» τίθενται οι λέξεις «που προβλέποντσι στο 

Εγχειρίδια αυτά». 

5.18.4 Το άρθρο 23.2.8 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεΰτέρο 'στίχο'μετά "τη λέξη «αρμοδιότητες» τίθεντοΓοι Λέξεις «σε όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των σηράγγων του ΕΠ». 

5.18.5 Το άρθρο 23.2,11 τροποποιείται ως ακολούθως: 
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Στον τέταρτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «στο Έργο» και αντικαθίσταται με τις 
λέξεις «στις σήραγγες του Έργου» 

5.18.6 Το άρθρο 23.2.12(Π) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεύτερο στίχο μετά την λέξη «συνεχής» τίθενται οι λέξεις «(με την 
επιφύλαξη της διαθεσιμότητας δικτύου του αντίστοιχου παρόχου)» 

5.18.7 Το άρθρο 23.4.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δωδέκατο στίχο μετά τις λέξεις «(Άρθρο 2.7.3)» τίθενται οι λέξεις «το οποίο 
έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση του Έργου Παραχώρησης ». 

5.18.8 Στο τέλος του άρθρου 23.4.2 προστίθεται πρόταση ως ακολούθως: 

«Η συμφωνία αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία συμφωνία των 
εμπλεκόμενων μερών με την επιφύλαξη της γραπτής συναίνεσης του 
Δημοσίου.». 

5.18.9 Στο τέλος του άρθρου 23.5.8 προστίθεται πρόταση ως ακολούθως: 

«Μετά το πέρας της Περιόδου ΤΙ, όλες αυτές οι ενημερώσεις Θα εγκρίνονται 
από την Υπηρεσία κατ' ανάλογη εφαρμογή των διαδικασιών των Άρθρων 
23.5.4 έως 23.5.7» 

5.18.10 Στο τέλος του άρθρου 23.6.9 προστίθεται πρόταση ως ακολούθως: 

«Μετά το πέρας της Περιόδου ΤΙ, όλες αυτές οι ενημερώσεις θα εγκρίνονται 
από την Υπηρεσία κατ' ανάλογη εφαρμογή των διαδικασιών των Άρθρων 
23.6.3 έως 23.6.8» 

5.19 Το Άρθρο 24 της Σύμβασης Παραχώρησης (Εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.19.1 Το άρθρο 24.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου μετά την παράγραφο 24.1.8 προστίθεται νέα παράγραφος 
24.1.9 έχουσα ως ακολούθως: 

«24.1.9 Ο Παραχωρησιούχος θα καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση 
στο Δημόσιο, το αργότερο 6 μήνες προ του τέλους της Περιόδου 
ΤΙ, μελέτη, για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος 
ηλεκτρονικών διοδίων που έχει εγκατασταθεί στο Έργο σύμφωνα 
με το άρθρο 24.1.1, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη την 
χρηματοοικονομική ισορροπία του Έργου, και την ανάγκη μη 
δυσμενούς μεταβολής του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου και 
των βασικών δεικτών των δανείων και της Δεσμευτικής 

- ΈΠένδΠσης'~κσΐά~τήν Ημερομηνία Ι&χΰος Τροποποίησης της 

Σύμβασης Παραχώρησης, θα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα 
ακόλουθα: 


(α) Κυκλοφοριακή μελέτη, 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μίλέτίΐ, Κστοσκίυή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση ταυ Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 


(ύ) Τεχνικό-οικοναμική μελέτη περαιτέρω βελτίωσης της 
αναλογικής χρέωσης, με έμφαση στους καθημερινά 
μετακινούμενους και στους συχνούς χρήστες, 

(ε) Σχετικές Χρηματοοικονομικές αναλ ύσεις, 

(ά) Προβλέψεις και προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του 
εθνικού διαλειτουργικού συστήματος, 

(β) Τεκμηριωμένες προτάσεις για τις αναγκαίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης ενέργειες του Δημοσίου, 
περιλαμβανομένων και των τυχόν αναγκαίων προσαρμογών 
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, 

0 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων στο 
Έργο, το οποίο να μην υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες 
για την πλήρη εφαρμογή τους από την έγκριση της μελέτης 
εκ μέρους του Δημοσίου και των Δανειστών.* 

5.19.2 Το άρθρο 24.1.5(1) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον προτελευταίο στίχο μετά τις λέξεις «Άμεσα Έσοδα» τίθενται οι λέξεις «και τα 

Άμεσα Έσοδα ΑΤ». 

5.19.3 Το άρθρο 24.1.5(2) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον έβδομο στίχο της εναρκτήριας παραγράφου, μετά τις λέξεις «της 
παρούσας)» τίθεται η φράση: «ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται τέτοια 
άδεια, για την συμμόρφωση προς κάθε άλλη εφαρμοστέα εκ του 
νόμου απαίτηση» και στον ένατο στίχο μετά τη λέξη «Κυρωτικά Νόμο» 
τίθεται η φράση «ή θα τροποποιήσει τυχόν υφιστάμενες διατάξεις». 

(β) Στον δέκατο τέταρτο στίχο της παραγράφου (ί) μετά τις λέξεις «του κυρίου του 
οχήματος» τίθενται οι λέξεις «και του οδηγού, αμφοτέρων ευθυνομένων 
ολληλεγγύως και εις ολόκληρον». 

5.19.4 Το άρθρο 24.2.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τρίτο στίχο της τρίτης υποπαραγράφου της παραγράφου (α) (Ανώτατο 
Όριο Διοδίων Τελών (ΑΟΔΤ)) μετά τις λέξεις «Άρθρου 24.2.2(ά)» τίθενται οι 
λέξεις «ή λειτουργικά τμήματα αυτών». 

(β) Στον πέμπτο στίχο της υποπαραγράφου (Ρ)(6), μετά τις λέξεις «σταθμών 
διοδίων» τίθενται οι λέξεις «ή εναλλακτικές μεθόδους ηλεκτρονικής 

είσπραξης διοδιών ». . 

5.19.5 Το άρθρο 24.2.3 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«24.23 Μδ τήν Ήμεροβηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης το Ανώτατο 
Όριο Διοδίων Τελών θα είναι 0,04 Ευρώ / χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ) 
σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης.» 

«4 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κοτοσκευή, Χρηματοδότηση, ΛβτουργΙη, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.19.6 Το άρθρο 24.2.4(3) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον δέκατο τέταρτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «στο Ο.Κ.Κ.Ε, τη Μ.Ε.Λ, τις» 
και αντικαθίστανται με την λέξη «στις», και 

(β) μετά τις λέξεις «Αμέσων Εσόδων» στον δέκατο πέμπτο στίχο τίθενται οι λέξεις 
«ή/και Αμέσων Εσόδων ΑΤ*. 

5.20 Το Άρθρο 25 της Σύμβασης Παραχώρησης (Κίνδυνος Κυκλοφορίας - Εσόδων / 
Επιδότηση Λειτουργίας) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.20.1 Ο τίτλος του Άρθρου 25 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«25, Υποστήριξη Λειτουργίας» 

5.20.2 Το άρθρο 25.1 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«25.1 Υποστήριξη Λειτουργίας 

25.1.1 Γενικό 

(β) Από την 1 η Ιανουάριου 2016 και μέχρι το τέλος της 
Περιόδου Παραχώρησης, το Δημόσιο αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να παρέχει στον Παραχωρησιούχο 
υποστήριξη (την «Υποστήριξη Λειτουργίας») σε κάθε 
Περίοδο Υπολογισμού, και ο Παραχωρησιούχος 

δικαιούται να λαμβάνει την υποστήριξη αυτή, όταν το 
Καθαρά Έσοδα που εισπράττονται από τον 

Παραχωρησιούχο σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού 
δεν επαρκούν: 

(ΐ) πρώτον, για να πληρωθούν εξ ολοκλήρου οι 
Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου· 

(ΐί) δεύτερον, για να καλυφθεί η Απόδοση Βάσης μέχρι 
το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης (ή κατά την 
Ημερομηνία Καταγγελίας αν επέλθει νωρίτερα), 
συνυπολογιζομένης της Δεδουλευμένης Απόδοσης 
Βάσης και της Πληρωμής Υπερβάλλοντας 
Πληθωρισμού. 

(ύ) Η Υποστήριξη Λειτουργίας γιο καθεμία Περίοδο 
Υπολογισμού θα είναι η διαφορά μεταξύ: 

β) του αθροίσματος των Επιλέξιμων Δαπανών Έργου 
και της Διανεμητέας Απόδοσης Βάσης για την αυτή 
Περίοδο Υπολογισμού · 

αφαιρουμένων 

(II) των Καθαρών Εσόδων της αυτής Περιόδου 
-- Υπολογισμού ~- 

υπό την προϋπόθεση ότι η Υποστήριξη Λειτουργίας δεν 
δύναται να είναι σε καμία περίπτωση αρνητικό ποσό. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη Κατασκευή Χρημστοβάτηση, Αεττουργίβ, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση το« Λιπτοιανητύδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(α) Ρητώς αναγνωρίζεται όπ η έκταση οποιοσδήποτε 
παρεχόμενης από το Δημόσιο, σύμφωνα με το παρόν 
Άρθρο, υποστήριξης (με την μορφή Υποστήριξης 
Λειτουργίας) περιορίζεται και δεν δύναται να υπερβεί σε 
καμία Περίοδο Υπολογισμού το θετικό υπόλοιπο του 
Αποδέκτη Λογαριασμού 

Συμφωνείται περαιτέρω ρητώς μεταξύ των Μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των Αρχικών Μετόχων, όπ: 

(1) Προς αποφυγή αμφιβολιών, κανένα εξασφαλιστικό 
δικαίωμα δεν συστήνεται επί του Αποδέκτη 
Λογαριασμού. Οι Δανειστές όμως δύνανται να 
έχουν, δυνάμει των Καθορισμένων Δανειακών 
Συμβάσεων, εξασφαλιστικό δικαίωμα επί του 
δικαιώματος του Παραχωρησιούχου να 
αναλαμβάνει ποσά από τον Αποδέκτη Λογαριασμό 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

00 Το Δημόσιο υποχρεούται να διατηρήσει τον 
Αποδέκτη Λογαριασμό καθ' όλη την διάρκεια της 
παρούσας Σύμβασης και της Σύμβασης 
Παραχώρησης Ιόνιας. 

ρΐί) Στην περίπτωση που: 

(1) η Περίοδος Παραχώρησης παραταθεί 
σύμφωνα με το Άρθρο 5.8, αλλά η Περίοδος 
Παραχώρησης της Σύμβασης Παραχώρησης 
Ιόνιας δεν παραταθεί κατά τον ίδιο τρόπο και 
συνεπώς η λήξη της περιόδου παραχώρησης 
σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης 
Ιόνιας επέλθει πριν από την λήξη της 
Περιόδου Παραχώρησης σύμφωνα με την 
παρούσα Σύμβαση · ή 

(2) η Σύμβαση Παραχώρησης Ιόνιας καταγγελθεί 
και η ημερομηνία καταγγελίας επέλθει κατά 
χρόνο που η Περίοδος Παραχώρησης 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 
συνεχίζεται, 

το Δημόσιο υποχρεούται να διατηρήσει τον 
Αποδέκτη Λογαριασμό καθ' όλη την διάρκεια της 
Περιόδου Παραχώρησης, όπως αυτή τϋχαν 

παραταθεί, και να καταθέτει σε αυτόν σε κάθε 
Περίοδο Υπολογισμού, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος Άρθρου, ποσό Ισό μέ~ τοίΓμέσο όρο 
της Υποστήριξης Λειτουργίας των έξι (6) Περιόδων 
Υπολογισμού που θα προηγούνται του πέρατος της 
περιόδου παραχώρησης σύμφωνα με την Σύμβαση 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Παραχώρησης Ιόνιας ή της καταγγελίας της 
Σύμβασης Παραχώρησης Ιόνιας, κατά περίπτωση, 
προσαυξανόμενο κατά ποσοστό πέντε επί τοις 
εκατό (5%) για κάθε Ετήσια Περίοδο Υπολογισμού 
έως το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης. Σε 
περίπτωση κατά την οποία η ημερομηνία 
καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης Ιονίας 
συμβεί προ της παρελεύσεως έξι (6) Περιόδων 
Υπολογισμού συμφωνείται ότι για τον υπολογισμό 
των ισαρίθμων Περιόδων Υπολογισμού θα 
συμπεριλαμβόνεται, στον υπολογισμό αυτό, ο 
αναγκαίος χρόνος της Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών ΤΙ, εφαρμοζομένου αναλόγως επί του 
χρόνου αυτού των αναγκαίων υπολογισμών για την 
εξεύρεση του ποσού της Υποστήριξης λειτουργίας, 
αφαιρουμένων όμως των δαπανών Κατασκευών. 

(ά) Το Δημόσιο παύει να υποχρεούται να υποστηρίζει τον 
Παραχωρησιοϋχο σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 25.1: 

0) από ή μετά την Ημερομηνία Καταγγελίας■ ή 

(II) κατά την περίοδο προ της Ημερομηνίας 
Καταγγελίας, σε περίπτωση που οι Καθορισμένες 
Δανειακές Συμβάσεις καταγγελθούν από 
οποιονδήποτε εκ των Δανειστών, εκτός αν: 

(1) η καταγγελία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
του Δημοσίου, ή 

(2) οι Δανειστές δήλωσαν ότι σκοπεύουν να 
ασκήσουν τα δικαιώματα επέμβασής τους 
σύμφωνα με την Απευθείας Σύμβαση 
Δημοσίου. 

Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών, οποιοδήποτε 
Υποκατάστατο Πρόσωπο ή Νέο Πρόσωπο (όπως αυτά 
ορίζονται στην Απευθείας Σύμβαση Δημοσίου) 
δικαιούται να επωφεληθεί της υποστήριξης όπως αυτή 
περιγρόφεται στο παρόν Άρθρο 25.1. 

(ε) Το Δημόσιο συμφωνεί να μη τροποποιήσει, ή αλλοιώσει, 
ή παραιτηθεί από οπωσδήποτε από τα δικαιώματα του 
δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης Ιόνιας κατά 
τρόπον ώπττ νπ μειι,ιβ όιιν, θιγηιίν ή εξασθ ηιήποην^τ α. 

δικαιώματά του σε σχέση με τις πληρωμές που 
οφείλονται να γίνουν από τον Παραχωρησιούχο Ιόνιας 



_ Προς-ΓΟν Λΐιυυζκ ιη ίκιγυμιυυμυ^-χαψν,-νυινίν>ι 

του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των 
Δανειστών σύμφωνα με την ΣΚΟ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ; Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση ταυ Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(ί) Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα 
τα μέτρα που απαιτούνται για την άσκηση των 
δικαιωμάτων του σύμφωνα με την Σύμβαση 
Παραχώρησης Ιόνιας σε σχέση με πς πληρωμές που 
πρόκειται να γίνουν από τον Ποραχωρησιούχο Ιόνιας 
προς τον Αποδέκτη Λογαριασμό, και να χρησιμοποιεί τα 
ποσά που Θα πληρώνονται στον Αποδέκτη Λογαριασμό 
αποκλειστικό προς τον σκοπό της εκτέλεσης των 
συμφωνιών του παρόντος Άρθρου 25. 

25.1.2 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου 

Στο μέτρο που υπάρχουν Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου που 
πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού, 
ο Παραχωρησιούχος έχει το δικαίωμα να χρηματοδοτήσει την 
πληρωμή των δαπανών αυτών μέσω αναλήψεων από τον 
Λογαριασμό Πληρωμών. 

Στο τέλος της αντίστοιχης Περιόδου Υπολογισμού, το σύνολο 
των Μη Επιλέξιμων Δαπανών Έργου, μαζί με τυχόν εκκρεμείς 
Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου από προηγούμενες Περιόδους 
Υπολογισμού, θα αφαιρείται από την Δεδουλευμένη Απόδοση 
Βάσης και την Απόδοση Βάσης που είναι πληρωτέα στους 
Αρχικούς Μετόχους. Εάν οι Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου 
υπερβαίνουν την Δεδουλευμένη Απόδοση Βάσης και την 
Απόδοση Βάσης για οποιαδήποτε περίοδο, ο 
Παραχωρησιούχος θα διατηρεί το δικαίωμα να χρηματοδοτεί 
τις υπερβάλλουσες Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου ως εάν 
αυτές να ήταν Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου, μέσω αναλήψεων 
από τον Λογαριασμό Πληρωμών. Οποιαδήποτε τέτοιο ποσό, 
το οποίο θα έχει χρηματοδοτηθεί από το Δημόσιο, πλέον 
ετησίου επιτοκίου οκτώ καί εξήντα δύο επί τοις εκατό 
(8,62%) κεφαλαιοποιούμενου κατ' έτος, θα συμψηφίζεται 
έναντι μελλοντικώς πληρωτέας Δεδουλευμένης Απόδοσης 
Βάσης και Απόδοσης Βάσης. 

Για την αποφυγή αμφιβολιών, οποιοδήποτε ποσό εκ της 
πληρωτέας Δεδουλευμένης Απόδοσης Βάσης ή της 
πληρωτέας Απόδοσης Βάσης συμψηφίζεται (είτε άμεσα (κατά 
την διάρκεια της ίδιας περιόδου) είτε έμμεσα (σε μελλοντικές 
περιόδους)) δεν θα γεννά δικαίωμα Δεδουλευμένης 
Απόδοσης Βάσης. 

25.1.3 Υπολονισυόε τπς Διανευητέας ΑπόδασηςΒόσης -.—. 

Το ποσό οποιοσδήποτε Διανεμητέας Απόδοσης Βάσης για 
καθεμίσ Περίοδο Υπολογισμού θα καθορίζεται ως 
— - ακολούθως^ -----——-—~ 

(3) εάν ο Συνδυασμένος Δείκτης Περιορισμού Διανομών είναι 
ίσος ή μεγαλύτερος από 1,15, η Διανεμητέα Απόδοση 
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Βάσης θα είναι το άθροισμα του ποσού που εξάγεται με 
εφαρμογή της Απόδοσης Βάσης σε ολόκληρο το ποσό της 
εισφερθείσας Δεσμευτικής Επένδυσης, προσαυξημένης 
κατά την ήδη Δεδουλευμένη Απόδοση Βάσης αν υπάρχει, 
και την Πληρωμή Υπερβόλλοντος Πληθωρισμού αν 
εφαρμόζεται * 

(ϋ) εάν ο Συνδυασμένος Δείκτης Περιορισμού Διανομών είναι 
μικρότερος του 1.15, η Διανεμητέα Απόδοση Βάσης θα 
είναι Ιση με το μηδέν · 

(ε) όλα τα ποσά, τα οποία θα ήταν πληρωτέα σύμφωνα με 
την παράγραφο (ε), εφόσον ικανοποιούντο οι 
προϋποθέσεις αυτής, αλλά δεν πληρώνονται κατ' 
εφαρμογή της παραγράφου (δ) ή λόγω έλλειψης 
ρευστότητας, θα κεφαλαιοποιούνται (η «Δεδουλευμένη 
Απόδοση Βάσης»), τοκιζόμενα με επιτόκιο Ισο με την 
Απόδοση Βάσης- 

(ά)Σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού, αν ο 
Συνδυασμένος Δείκτης Περιορισμού Διανομών είναι 
μικρότερος του 1.15, τότε οποιοδήποτε ποσό βρίσκεται 
σε πίστωση του Αποδέκτη Λογαριασμού, χωρίς να 
υπολογίζονται τα Ποσό Αναβαλλόμενων Τμημάτων, και 
αφού καλυφθούν κατά προτεραιότητα τα ποσά του 
Αρθρου 25.1.4(1), θα έχει μεταχείριση Επιλέξιμης 
Δαπάνης Έργου και θα χρησιμοποιείται για προεξόφληση 
προς τους Δανειστές σύμφωνα με τις Καθορισμένες 
Δανειακές Συμβάσεις (η «Πληρωμή Περιορισμού 
Διανομών»). 

25.1.4 Χρήση των ποσών του Αποδέκτη Λογαριασμού 

Με την επιφύλαξη επάρκειας πόρων, τα ποσά του Αποδέκτη 
Λογαριασμού (με την εξαίρεση των Ποσών Αναβαλλόμενων 
Τμημάτων) θα χρησιμοποιούνται,, μαζί με τα Καθαρά Έσοδα, 
και θα αναλαμβάνονται από τον Παραχωρησιούχο, με την 
ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

ϊ. Σε πληρωμή των Επιλέξιμων Δαπανών Έργου (κατ' 
αποκλεισμό όμως οποιοσδήποτε ποσού που τυχόν είναι 
πληρωτέο σύμφωνα με οποιοσδήποτε διατάξεις σχετικές 
με Πληρωμή Πρόσθετης Ρευστότητας ή Πληρωμή 
Περιορισμού Διανομών ή πληρωμής Πρόσθετου 
περιθωρίου Επιτοκίου)" 

π. Σε πληρωμή είτε της Διανεμητέας Απόδοσης Βάσης είτε 

___ της-Πληρωμής-Περιορισμού-Δαπανών, κατ'-εφαρμογή- 

του Αρθρου 25.1.3- 
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III. Εφόσον το άθροισμα των Αμέσων Εσόδων και τον 
Εσόδων είναι υψηλότερο από τα Προβλεπόμενα Έσοδα 
ΣΚΟ και τα Προβλεπόμενα Έσοδα ΣΚΟ της Σύμβασης 
Παραχώρησης Ιόνιας αντίστοιχα, σε πληρωμή ενός 
πρόσθετου περιθωρίου επιτοκίου, καταβαλλόμενου από 
τον Παραχωρησιούχο στους Δανειστές σύμφωνα τις 
προβλέψεις της ΣΚΟ η «Πληρωμή Πρόσθετου 
Περιθωρίου Επιτοκίου») η οποία θα εφαρμόζεται από 
τον Εκπρόσωπο των Δανειστών σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της ΣΚΟ κατά τον τρόπο που περιγράφετσι 
σε αυτήν, και θα δεσμεύει τα Μέρη · 

ίν. Μετά την κάλυψη των ανωτέρω ποσών, οποιοδήποτε 
χρηματικό ποσό απομένει διαθέσιμο θα χρησιμοποιείται 
ως ακολούθως (*Πληρωμές Πρόσθετης Ρευστότητας*): 

(Α) στην περίπτωση που τα Πραγματικά Συνολικό 
Έσοδα είναι χαμηλότερα από τα Συνολικό 
Προβλεπόμενα Έσοδα αλλά υψηλότερα από τα 
Συνολικά Προβλεπόμενα Έσοδα ΣΚΟ, τότε 40% από 
το απομένον αυτό χρηματικό ποσό Θα 
αναλαμβάνεται από το Δημόσιο και 60% θα έχει 
μεταχείριση Επιλέξιμης Δαπάνης Έργου και θα 
αναλαμβάνεται από τον Παραχωρησιούχο προς τον 
σκοπό προεξόφλησης των Δανειστών σύμφωνα με 
τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις. 

(Β) στην περίπτωση που τα Πραγματικά Συνολικά 
Έσοδα είναι υψηλότερα από τα Συνολικά 
Προβλεπόμενα Έσοδα, τότε 70% από το απομένον 
αυτό χρηματικό ποσό θα αναλαμβάνεται από το 
Δημόσιο και 30% θα έχει μεταχείριση Επιλέξιμης 
Δαπάνης Έργου και θα αναλαμβάνεται από τον 
Παραχωρησιούχο προς τον σκοπό προεξόφλησης 
των Δανειστών σύμφωνα με τις Καθορισμένες 
Δανειακές Συμβάσεις. 

Η Πληρωμή Πρόσθετης Ρευστότητας του παρόντος 
Άρθρου 25.1.4(ίν) θα περιλαμβάνεται σε χωριστή 
ειδοποίηση (η * Ειδοποίηση Πρόσθετης Πληρωμής*) για 
την ανάληψη από τον Αποδέκτη Λογαριασμό, η οποία 
θα υποβάλλεται πέντε (5) ημέρες προ του τέλους κάθε 
_ Περιόδου Υπολογισμού από τον Παραχωρησιούχο στο 

Δημόσιό. ? 

Οι Πληρωμές Πρόσθετης Ρευστότητας που είναι 



25.1.4 θα αναλαμβάνονται από το Δημόσιο στο τέλος 
κάθε Περιόδου Υπολογισμού. Κατ' εξαίρεση, σε 
περίπτωση εφαρμογής του Άρθρου 25.4, αλλά με την 
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επιφύλαξη του Άρθρου 25.4.2 (ά), οι Πληρωμές 
Πρόσθετης Ρευστότητας που είναι πληρωτέες στο 
Δημόσιο δεν θα αναλαμβάνονται από το Δημόσιο αλλά 
θα παραμένουν στον Α ποδέκτη Λογαριασμό. 

Πληρωμή Πρόσθετης Ρευστότητας και υποβολή 
Ειδοποίησης Πρόσθετης Πληρωμής δεν επιτρέπεται έως 
την πλήρη αποπληρωμή ταυ συνόλου των πληρωτέων 
προς τους Δανειστές ποσών των Καθορισμένων 
Δανειακών Συμβάσεων της Σύμβασης Παραχώρησης 
Ιόνιας. Στην περίπτωση αυτή το θετικό υπόλοιπο του 
Αποδέκτη Λογαριασμού αναλαμβάνεται από το Δημόσιο 
στο τέλος κάθε Περιόδου Υπολογισμού, εκτός εάν 
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του Άρθρου 25.4 και 
υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 25.4.2.(ά). 

Τα Ποσά Αναβαλλομένων Τμημάτων θα αναλαμβάνονται 
από τον Παραχωρησιούχο για λόγους κάλυψης της 
Υποστήριξης Λειτουργίας ΑΤ σύμφωνα με το Άρθρο 
25.4 και υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 25.4.2(ά). 

25.1.5 Προσδιορισμός Συνολικού Ονομαστικού Ορίου Λ&Σ και 
Ονομαστικού Λ&Σ 

(β) Συμφωνείται ότι: 

0) Το Συνολικό Ονομαστικό Όριο Λ&Σ σε σχέση με 
τις Λειτουργικές Δαπάνες για το χρονικό διάστημα 
μέχρι και το τέλος της Περιόδου Λειτουργίας είναι 
επτακόσια εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα 
τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά Ευρώ 
(709.833.967 €)■ 

(II) Το Ονομαστικό Όριο Λ&Σ για καθεμίσ από τις 

Περιόδους Υπολογισμού καθορίζεται στο 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Αναδιάρθρωσης και 
αφορά κάθε Περίοδο Υπολογισμού, αρχής 
γενομένης από της 1 Κ Ιανουαρίου 2016· 

Οϊί) Στο τέλος καθεμιάς Περιόδου Υπολογισμού, το 
Ονομαστικό Όριο Λ&Σ για αυτήν την Περίοδο 
Υπολογισμού και το Συνολικό Ονομαστικό Όριο 
Λ&Σ θα αυξάνονται κατά την αξία των 
Ασφαλισμένων Κοστών που θα έχει υποστεί ο 
_ Ππρ η χ^ψ η^Λ χΛς -ι^η χΛ την ι ι)ί, ιιμ, 

Περιόδου Υπολογισμού· 

(Ίν) Σε περίπτωση _ Πα ράτασης _ Περιόδου _ 

-- ΠαραχώρησηςΓτο Σϋνολϊκο Ονομαστικό Όριο Λ&Σ 

αυξάνεται κατά ενενήντα τρία εκατομμύρια 



ϊ/11/2013 23:10 
333Μ720151 















4956 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ογδόντα τρείς χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε 
Ευρώ (93.083.995). 

(ϋ) Εάν, σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού, οι 
πραγματικές δαπάνες, όπως προσδιορίζονται μέσω της 
συμφωνημένης διαδικασίας ελέγχου, υποδειχθούν 
χαμηλότερες του Ονομαστικού Ορίου Λ&Σ για την 
Περίοδο Υπολογισμού αυτή, ο Παραχωρησιούχος θα 
δικαιούται να τηρήσει το υπερβάλλον ποσό (η 
«Υπερβάλλουσα Ρευστότητα») σε έναν αποθεματικό 
λογαριασμό για κυλιόμενη τριετή περίοδο, προκεψένου 
να καλύπτει υπερβόλλουσες δαπάνες σε επόμενες 
Περιόδους Υπολογισμού. Οποιοδήποτε ποσό βρίσκεται σε 
πίστωση του αποθεματικού λογαριασμού αυτού στο 
τέλος της κυλιόμενης αυτής περιόδου θα αποδεσμεύεται 
και θα προστίθεται στα Καθαρό Έσοδα της επόμενης 
Περιόδου Υπολογισμού μόνο για υπολογιστικούς 
σκοπούς, χωρίς να αποτελεί έσοδο του 
Παραχωρησιούχου. 

25.1.6 Πληρωμή της Υποστήριξης Λειτουργίας 

(ε) Με την υποβολή της Ειδοποίησης Υποστήριξης σύμφωνα 
με την κατωτέρω παράγραφο (Ρ) ή/και της Ειδοποίησης 
Πρόσθετης Πληρωμής, εφόσον αυτή εφαρμόζεται, ο 
Παραχωρησιούχος δικαιούται, σε κάθε Περίοδο 
Υπολογισμού, να αναλαμβάνει όνευ όρων και 
περιορισμών από τον Αποδέκτη Λογαριασμό, από την 
αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα και εφ' εξής από την 
κατάθεση του Παραχωρησιούχου Ιόνιας στον Αποδέκτη 
Λογαριασμό, κάθε ποσό που αντιστοιχεί στα ποσά που 
περιγράφονται στην Ειδοποίηση Υποστήριξης ή/και στην 
Ειδοποίηση Πρόσθετης Πληρωμής, μέχρι του ορίου του 
θετικού υπολοίπου του Αποδέκτη Λογαριασμού (μη 
υπολογιζομένων όμως στο θετικό αυτό όριο των Ποσών 
Αναβαλλόμενων Τμημάτων) το Δημόσιο δε ρητώς 
συμφωνεί και εγκρίνει, με την παρούσα, το ανωτέρω 
δικαίωμα του Παραχωρησιούχου- 

0>) Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν το τέλος καθεμιάς 
Περιόδου Υπολογισμού, ο Παραχωρησιούχος θα 
υποβάλλει στο Δημόσιο την Ειδοποίηση Υποστήριξης για 
την αυτή Περίοδο Υπολογισμού. Η Ειδοποίηση 

Υποστήριξης θα περιλαμβάνει (πέρπντιαν αναγκών ίου 

Παραχωρησιούχου για την κάλυψη των Επιλέξιμων 
_ Δαπανών Έργου) τα εξής: 

Άμεσα Έσοδα για την περίοδο αυτή · 
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Υπερβόλλουσα Ρευστότητα σε περίπτωση αποδέσμευσής 
της- 

Κινήσεις του Αποθεματικού Λογαριασμού Εξυπηρέτησης 
Χρέους (θετικές ή αρνητικές)· 

Κινήσεις του Αποθεματικού Λογαριασμού Βαριάς 
Συντήρησης (θετικές ή αρνητικές)· 

Κινήσεις κεφαλαίου κίνησης (θετικές ή αρνητικές) · 

Λειτουργικές Δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των 
Κοστών Βαριάς Συντήρησης· 

Ασφαλισμένα Κόστη· 

Εξυπηρέτηση Χρέους· 

Διακυμάνσεις του ισοζυγίου ΦΠΑ του Παραχωρησιοϋχου· 
Φόρους εισοδήματος νομικών προσώπων· 

Αμοιβές συμβούλων· 

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου· 

Απόδοση Βάσης· 

Πληρωμές Πρόσθετου Περιθωρίου Επιτοκίου- 

Διορθώσεις επί της Ειδοποίησης Υποστήριξης της 
προηγούμενης Περιόδου Υπολογισμού· 

Η Ειδοποίηση Υποστήριξης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
τρία διακριτό μέρη: 

0) ένα μέρος που θα αντιστοιχεί στις Επιλέξιμες 
Δαπάνες Έργου αφαιρουμένων (α) του Πρόσθετου 
Περιθωρίου Επιτοκίου (αν εφαρμόζεται), (β) των 
Πληρωμών Πρόσθετης Ρευστότητας (αν 
εφαρμόζονται) και (γ) των Πληρωμών Περιορισμού 
Διανομών (αν εφαρμόζονται), 

(Π) ένα μέρος που θα αντιστοιχεί στην Διανεμητέο 
Απόδοση Βάσης, 

(III) ένα μέρος που θα αντιστοιχεί στο Πρόσθετο 
Περιθώριο Επιτοκίου. 

(γ) ΡντΑς ίτπρπυτη ηίντε (45) ημε ρ ών μετά το τέλο ς- 
καθεμιός Περιόδου Υπολογισμού, ο Πσραχωρησιούχος θα 
υποβάλλει στο Δημόσιο την Χρηματοοικονομική Έκθεση 
_ της Περιόδασσυτής. - --- 

(ύ) Εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών από το τέλος της 
δεύτερης Περιόδου Υπολογισμού κάθε ημερολογιακού 
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έτους, ο Παραχωρησιούχος θα υποβάλλει στο Δημόσιο 
την Ετήσια Έκθεση του Άρθρου 25.3. 

(β) Σε περίπτωση που το Δημόσιο διαφωνεί με τους 
υπολογισμούς του Παραχωρησιούχου ως προς τα 
αναλαμβανόμενα ποσό σύμφωνα με την παράγραφο (α) 
ή ως προς οποιοδήποτε στοιχείο της Ετήσιας Έκθεσης, θα 
στέλνει σχετική ειδοποίηση εντός δεκατεσσάρων (14) 
ημερών από την παραλαβή της Ετήσιας Έκθεσης με την 
οποία θα του γνωστοποιεί το ποσό που, κατά την άποψή 
του Δημοσίου, θα έπρεπε να έχει καταβάλει. Εάν το 
Δημόσιο δεν παράσχει εναλλακτικό υπολογισμό εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας, ο υπολογισμός του 
Παραχωρησιούχου θα καθίσταται οριστικός και 
δεσμευτικός και για τα δύο Μέρη. 

(ί) Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την εφαρμογή της 
ανωτέρω παραγράφου (β) παραπέμπεται εντός 
προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από το τέλος κάθε Ετήσιας 
Περιόδου Υπολογισμού προς επίλυση στο Διαιτητικό 
Δικαστήριο. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν 
λόγω προθεσμία, ο υπολογισμός του Δημοσίου θεωρείται 
οριστικός. 

Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ορίζουν Διαιτητές οι οποίοι έχουν την απαραίτητη για την 
επίλυση των χρηματοοικονομικών διαφορών εξειδίκευση 
και εμπειρία. 

(ρ) Σε περίπτωση που, ύστερα από τον τελικό υπολογισμό 
(είτε με την σύμφωνη γνώμη των Μερών είτε μετά από 
διαφωνία), σποδειχθεί όπ ο Παραχωρησιούχος ανέλαβε 
από τον Αποδέκτη λογαριασμό ποσό υψηλότερο από 
αυτό που δικαιούται, το ποσό της διαφοράς θα 
συμπεριλαμβόνεται ως Μη Επιλέξιμη Δαπάνη Έργου στην 
επόμενη Περίοδο Υπολογισμού. Σε περίπτωση που, 
ύστερα από τον τελικό υπολογισμό, σποδειχθεί ότι ο 
Παραχωρησιούχος ανέλαβε από τον Αποδέκτη 
λογαριασμό ποσό χαμηλότερο από αυτό που δικαιούται, 
το ποσό της διαφοράς θα συμπεριλαμβόνεται ως 
Επιλέξιμη Δαπάνη Έργου στην επόμενη Περίοδο 
Υπολογισμού.» 

5.20.3 Τα'όμθρα 25.2 έως και 25.7 δϊ λ λ7’· · <· και τα^·ϊ*> >·:; να όρβρο 25.8 και 25.9 

αναριθμοϋνται σε 25.2 και 25.3 αντίστοιχα. 



(α) Στον πρώτο στίχο της εναρκτήριος παραγράφου διαγράφονται λέξεις «εκατόν 
ογδόντα (180)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις *εκατόν πενήντα (150)». 
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(β) Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου (ΐν) διαγράφονται οι λέξεις «Περιοδική 
Ταμειακή Ροή, την Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή και την Πραγματική» 
και αντικαθίσταντο! με τη λέξη «Ονομαστική». 

5.20.5 Το άρθρο 25.3 (Έλεγχος Λογαριασμών Παραχωρησιοϋχου) (με την νέα αρίθμηση) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

(ο) Η υφιστάμενη παράγραφος λαμβάνει το στοιχείο (ς), στην αρχή της 
προστίθενται οι λέξεις «Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, και», και 

(β) προ αυτής προστίθενται νέες παράγραφοι (θ) και (ί>) ως ακολούθως: 


*(α) Στο τέλος καθεμιάς Περιόδου Υπολογισμού που λήγει την 31» 
Δεκεμβρίου και στο τέλος της Τελευταίας Περιόδου 
Λειτουργίας, ο ορκωτός ελεγκτής του Παραχωρησιοϋχου θα 
ελέγχει τα οικονομικό του Παραχωρησιοϋχου για να 
επαληθεΰσει (κατά την εύλογη κρίση του), προς το σκοπό της 
εκπόνησης της Ετήσιας Έκθεσης για αυτήν και για την 
προηγούμενη Περίοδο Υπολογισμού, τα ακόλουθα στοιχεία: 

(ί) το σύνολο των Άμεσων Εσόδων, Καθαρών Εσόδων, 
Δαπανών Έργου και Επιλέξιμων Δαπανών Έργου 
0συμπεριλαμβανομένων των Πληρωμών Πρόσθετου 
Περιθωρίου Επιτοκίου, των Πληρωμών Πρόσθετης 
Ρευστότητας ή των Πληρωμών Περιορισμού Διανομών, 
όταν εφαρμόζονται) για καθεμϊα από τις δύο αυτές 
Περιόδους Υπολογισμού· 

00 την Διανεμητέα Απόδοση Βάσης (συμπεριλομβανομένης 
της Δεδουλευμένης Απόδοσης Βάσης, αν υπάρχει, και της 
Πληρωμής Υπερβάλλοντος Πληθωρισμού, αν 
εφαρμόζεται) για καθεμϊα από αυτές τις δύο Περιόδους 
Υπολογισμού· 

010 το ποσό της Υποστήριξης Λειτουργίας σε σχέση με 
καθεμϊα από αυτές τις δύο Περιόδους Υπολογισμού. 

Η ελεγμένη Ετήσια Έκθεση θα κοινοποιείται από τον 
Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο και στους Δανειστές. 

(I) Ο Παραχωρησισύχος θα εξασφαλίσει την ανάληψη από τον 
ορκωτό ελεγκτή που θα διορίσει για να ελέγχει την Ετήσια 
Έκθεση ρητής εγγυητικής ευθύνης έναντι του Δημοσίου κατά 
τύπο και ουσία αποδεκτή από το Δημόσιο, κατά εύλογη κρίση.» 


5. · 20;6- Μ β- τά - το - όρ θ ρο - 2 - 5.3 (με την νέα αρ ί θ μ ησ η) προστί θ εντα ι- νέο άρ θ ρα 25.1, 25. 5 , 25.6 

και 25.7 ως ακολούθως: 

«25.4 Υποστήριξη Λειτουργίας Αναβαλλόμενων Τμημάτων , 


25.4.1 Γενικό 


>8/11/2013 23:10 Γ' 
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Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης σύμφωνα με το Αρθρο 

4.2.3 για την κατασκευή οποιαυδήποτε από τα Αναβαλλόμενα 

Τμήματα ή Οποτμήματος αυτών 

(α) από το πέρας της Περιόδου ΜΚ Τ2 και μέχρι το τέλος της 
Περιόδου Παραχώρησης, το Δημόσιο θα παρέχει στον 
Παροχωρησιούχο υποστήριξη («Υποστήριξη Λειτουργίας 
ΑΤ») σε κάθε Περίοδο Υπολογισμού, και ο 
Ποραχωρησιούχος θα δικαιούται να λαμβάνει την 
υποστήριξη αυτή, όταν τα Αμεσα Έσοδα εκ των 
Αναβαλλόμενων Τμημάτων (τα «Αμεσα Έσοδα ΑΤ») που 
εισπράττονται από τον Παροχωρησιούχο σε οποιαδήποτε 
Περίοδο Υπολογισμού δεν επαρκούν για την πληρωμή 
των Επιλέξιμων Δαπανών Έργου ΑΤ (εν όλω ή εν μέρει)· 

(δ) η Υποστήριξη Λειτουργίας ΑΤ για καθεμία Περίοδο 
Υπολογισμού θα ισούτοι με την διαφορά μεταξύ των 
Επιλέξιμων Δαπανών Έργου ΑΤ μείον τα Άμεσα Έσοδα 
ΑΤ κατά την Περίοδο Υπολογισμού αυτή· η Υποστήριξη 
Λειτουργίας ΑΤ δεν δύναται σε καμία περίπτωση να είναι 
αρνητικό ποσό 

(ο) τυχόν Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου ΑΤ θα πληρώνονται 
αποκλειστικός με χρήση των Αμεσων Εσόδων ΑΤ και της 
Υποστήριξης Λειτουργίας ΑΤ· οποιοδήποτε ποσό Μη 
Επιλέξιμων Δαπανών Έργου ΑΤ χρηματοδοτηθεί κατ' 
αυτόν τον τρόπο από το Δημόσιο, πλέον ετήσιου 
επιτοκίου οκτώ και εξήντα δύο επί τοις εκατό (8,62%), 
κεφαλαιοποιούμενου κατ' έτος, θα συμψηφίζεται έναντι 
οποιοσδήποτε πληρωτέας μελλοντικής Δεδουλευμένης 
Απόδοσης Βάσης και Απόδοσης Βάσης· 

(ά) το Συνολικό Ονομαστικό Όριο Λ&Σ και το Ονομαστικό 
Όριο Λ&Σ για καθεμία από τις Περιόδους Υπολογισμού 
σε σχέση με τις Λειτουργικές Δαπάνες ΑΤ για το χρονικό 
διάστημα μέχρι το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης θα 
προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Παραρτήματος Κ του Προσαρτήματος 2· στο τέλος κάθε 
Περιόδου Υπολογισμού, το Ονομαστικό Όριο Λ&Σ για 
την Περίοδο Υπολογισμού αυτή και το Συνολικό 
Ονομαστικό Όριο Λ&Σ θα αυξάνονται κατά την αξία των 
Ασφαλισμένων Κοστών τα οποία θα έχει υποστεί ο 

- Πα ραχ ωρηστ ο ύχος -κ α τύ ιην Πεμ ί οΰ ϊτΥπσλΌγΐΰβδϋ ΰΟΤή 

σε σχέση με τα Αναβαλλόμενα Τμήματα. 

25.4.2 Πληρωυή της Υποστ ήριξης Λειτουργίας ΑΤ __ 

(δ) Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν το τέλος καθεμιάς 
Περιόδου Υπολογισμού, ο Ποραχωρησιούχος θα 
υποβάλλει στο Δημόσιο μία ξ^δοποίηση ( «Ειδοποίηση 
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Αναβαλλόμενων Τμημάτων»), με την οποία θα 
γνωστοποιεί τα Άμεσα Έσοδα ΑΤ, τις Επιλέξιμες 
Δαπάνες Έργου ΑΤ (συμπεριλαμβάνοντας, προς 
αποφυγή αμφιβολιών. Κόστη Βαριάς Συντήρησης και 
Ασφαλισμένα Κόστη για τα τμήματα αυτά), καθώς και 
τυχόν διορθώσεις της Ειδοποίησης Αναβαλλόμενων 
Τμημάτων της προηγούμενης Περιόδου Υπολογισμού. 

(ϊ>) Με την υποβολή της Ειδοποίησης Αναβαλλόμενων 
Τμημάτων, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται σε κάθε 
Περίοδο Υπολογισμού να αναλαμβάνει άνευ όρων και 
περιορισμών από τον Αποδέκτη Λογαριασμό, από την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και εφ' εξής από την 
κατάθεση του Παραχωρησιούχου Ιονίσς στον Αποδέκτη 
Λογαριασμό, κάθε ποσό που αντιστοιχεί στα ποσά που 
περιγρόφονται στην Ειδοποίηση Αναβαλλόμενων 
Τμημάτων, μέχρι του ορίου του θετικού υπολοίπου του 
Αποδέκτη Λογαριασμού ύστερα από την διενέργεια 
όλων των πληρωμών που προβλέπονται στο Άρθρα 
25.1 · το Δημόσιο δε ρητώς συναινε! και εγκρίνει με την 
παρούσα το ανωτέρω δικαίωμα του Παραχωρησιούχου 

(ε) Στην περίπτωση που, σε οποιαδήποτε Περίοδο 
Υπολογισμού, το ανωτέρω θετικό υπόλοιπο του 
Αποδέκτη Λογαριασμού είναι χαμηλότερο από την 
Υποστήριξη Λειτουργίας ΑΤ, το Δημόσιο ρητά 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτεί, εξ ιδίων 
πόρων, την προκύπτουσα διαφορά, καταθέτοντας το 
αναγκαίο ποσό στον Αποδέκτη Λογαριασμό πέντε (5) 
ημέρες πριν από το τέλος της οικείας Περιόδου 
Υπολογισμού. 

(ά) Α ν αντίθετα, το ανωτέρω θετικό υπόλοιπο του Αποδέκτη 
Λογαριασμού υπερβαίνει την Υποστήριξη Λειτουργίας 
ΑΤ, το Δημόσιο δικαιούται, χωρίς περιορισμό, να 
αναλόβει την διαφορά στο τέλος της οικείας Περιόδου 
Υπολογισμού. 

(ε) Διαφωνίες των Μερών σχετικό με το παρόν Άρθρο 
25.1.2 θα επιλύονται στο πλαίσιο της εφαρμογής των 
διατάξεων του Άρθρου 25.1.6(ε), (ί) και (ρ). 

25.5 _ Ρητώς αναγνωρίζεται ό τι ο Παοανωρησιούχος παοαιτείται παντόα 

δικαιώματος του σχετικού με υποχρέωση εχεμύθειας, του 
Παραχωρησιούχου Ιονίας, μη δυνάμενος να ανπτόξει τέτοια 
. υποχρέωση είτε. έναντι, ταυ Παραχωρησιούχου Ιονίας είτε έναντι χου. 
Δημοσίου ή/και των Δανειστών, αναφορικά με το σύνολο των υπ' 
αυτού πσρεχομένων στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του παρόντος Άρθρου και εν γένει της παρούσας Σύμβασης 
καθώς και για την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων της 
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Σύμβασης Παραχώρησης Ιονίας. Περαιτέρω ο Πσραχωρησιούχος 
αναγνωρίζει ρητά ότι έχει λάβει πλήρη και επαρκή γνώση της 
Σύμβασης Παραχώρησης Ιονίας και των ειδικότερων όρων και 
διατάξεων αυτής. 

25.6 Σε περίπτωση που η Υποστήριξη Λειτουργίας, και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, αθροιστικά και η Υποστήριξη Λειτουργίας ΑΤ για καθεμιά 
Περίοδο Υπολογισμού προκύπτουν αρνητικές, ο Παραχωρησιούχος θα 
υποχρεούται να καταβάλει το ισόποσο της αρνηνκής διαφοράς προς 
το Δημόσιο στο τέλος της οικείας Περιόδου Υπολογισμού. 

25.7 Ρητώς αναγνωρίζεται ότι η υποχρέωση και ευθύνη του Δημοσίου, 
καθώς και όλα τα ποσό που είναι πληρωτέα στον Παραχωρησιούχο 
από το Δημόσιο, εξ αιτίας Γεγονότων Καθυστέρησης και Γεγονότων 
ευθύνης Δημοσίου κατά το Άρθρο 26 ή οποιουδήποτε άλλου 
γεγονότος που εξομοιώνεται με Γεγονός Καθυστέρησης ή Γεγονός 
Ευθύνης Δημοσίου ή του οποίου οι συνέπειες εξομοιώνονται με αυτές 
του Γεγονότος Καθυστέρησης ή του Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου, 
διέπονται από και πληρώνονται σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες 
διατάξεις, και (για την αποφυγή οποιοσδήποτε αμφιβολίας) είναι 
διακριτές και ανεξάρτητες από τις υποχρεώσεις του Δημοσίου 
σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 25 και δεν επηρεάζουν (ούτε 
επηρεάζονται από) τα δικαιώματα ταυ Παραχωρησιούχου σύμφωνα με 
το παρόν Άρθρο 25.» 

5.21 Το Αρθρο 26 της Σύμβασης Παραχώρησης (Αποζημιώσεις) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.21.1 Το άρθρο 26.1 (Γεγονότα Καθυστέρησης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον προτελευταίο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «Εγκεκριμένου» κοι «Εφαρμογής 
της» και στο τέλος προστίθεται η λέξη «ΤΙ». 

5.21.2 Το άρθρο 26.2.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη «λεπτομερώς» τίθενται οι λέξεις «(σε εύλογο 
επίπεδο)» και 

(β) μετά το στοιχείο (ΐν) τίθεται παράγραφος ως ακολούθως: 


«Ο Παραχωρησιούχος θα παρέχει στο Δημόσιο επικαιροποιημένη 
πληροφόρηση αμέσως μόλις αυτή είναι διαθέσιμη.» 


5.21.3 Το άρθρο 26.2.6 τροποποιείται ως ακολούθως: 


(αΐ Ο τύπος στον τέταρτα στίχο αντικαθίοχατηι ως ηκηληιίβυν^. 


« οοτη Ρ· - (Ρ· π£τ + ΡΒ3 ΤΙΕΤ ) [ΛβΛρο (ΐ- > Β4 ΟΡΤί 2- ΡΒ4 0 ρ ΐ1 1)] # 


ΙΡ) Διαγράφονται δι ορισμοί: ΟΚΚΕπ και ΜΕΛετ. 

(γ) Στον ορισμό ΡΒ4 ορ ετ2, διαγράφονται οι λέξεις «Επιδοτούμενης Λειτουργίας» 
και αντικαθίστανται με τις λέξεις «μετά το πέρας της Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών ΤΙ ». 
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5.21.4 Μετά το άρθρο 26.2.7 προστίθεται νέο άρθρο 26.2.8 ως ακολούθως: 

«26.2.8 Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 26.2, καθώς και των Αρθρω ν 

26.1 και 26.4 εφαρμόζονται αναλογικό και στην Περίοδο ΜΚ Τ2» 

5.21.5 Το άρθρο 26.4 (Αποκατάσταση Γεγονότος Καθυστέρησης) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(ο) Το άρθρο 26.4.3 διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις «δεν 
χρησιμοποιείται ». 

(β) Το άρθρο 26.4.4(ϊ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο δεύτερο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «τριάντα στα εκατό (30%)» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις « δεκαπέντε στα εκατό (15% >. 

5.21.6 Το άρθρο 26.5.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον δέκατο στίχο, μετά τις λέξεις «Άμεσα Έσοδα» τίθενται οι λέξεις «ή/και τα 
Άμεσα Έσοδα ΑΤ». 

(β) Στον δωδέκατο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «ή/και έχει ως συνέπεια την 
καθυστέρηση έναρξης της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας». 

5.21.7 Το άρθρο 26.5.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον πρώτο στίχο της πρώτης παραγράφου διαγράφονται οι λέξεις «αλλά προ 
της επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης της Περιόδου Επιδοτούμενης 
Λειτουργίας». 

(β) Στους πέμπτο και έβδομο στίχους μετά τις λέξεις «Αμέσων Εσόδων» τίθενται οι 
λέξεις «ή/και των Αμέσων Εσόδων ΑΤ», αντίστοιχα. 

(γ) Η δεύτερη παράγραφος (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων (α) και (ά)) 
διαγράφεται. 

5.21.8 Το άρθρο 26.5.6 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον έκτο στίχο, μετά της λέξεις «Αμέσων Εσόδων» τίθενται οι λέξεις «ή/και 
των Αμέσων Εσόδων ΑΤ». 

(β) Στον δέκατο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «ή κατά περίπτωση τη μείωση της 
Πληρωμής προς το Δημόσιο» 

5.22 Το Άρθρο 27 της Σύμβασης Παραχώρησης (Χρηματοοικονομικό Μοντέλο) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.22.1 Στο τέλος του άρθρου 27.1 προστίθεται η ακόλουθη φράαη: 

_ «και ι θα αντικατασταθεί κατά _ την _ Ημερομη νία _ Έναρξης Ισχύος. 

Τροποποίησης από το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Αναδιάρθρωσης, το 
οποίο θα αποτελεί το Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο της 

_ ,ηαραύσας Σύμβασης Επίσης _ στην παραύσα^προσαρτάτω _ το 

Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ΣΚΟ ως Μέρος 2 του Προσαρτήματος 5.» 

5.22.2 Το άρθρο 27.8(ο) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
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«.(:) η Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης* 

5.23 Το Αρθρο 28 της Σύμβασης Παραχώρησης (Επιστροφή του Έργου στο Δημόσιο) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.23.1 Μετά το άρθρο 28.1.3 προστίθεται νέο άρθρο 28.1.4 ως ακολούθως: 

« 28 . 1,4 Στην περίπτωση που παρίσταται πιθανό να παροταβεΙ η Περίοδος 
Παραχώρησης σύμφωνα με το Αρθρο 5.8, η Υπηρεσία και ο 
Παραχωρησιούχος θα συμφωνήσουν σε κατάλληλες προσαρμογές 
σχετικό με τον χρόνο των ανωτέρω απαιτήσεων επιστροφής.» 

5.23.2 Το άρθρο 28.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στους δεύτερο, τέταρτο και έβδομο στίχους διαγράφεται η λέξη «Λειτουργίας» και 
αντικαθίσταται με τη λέξη * Παραχώρησης», αντίστοιχα. 

5.24 Το Άρθρο 29 της Σύμβασης Παραχώρησης (Καταγγελία εκ μέρους του Δημοσίου - 
Συνέπειες) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.24.1 Το άρθρο 29.1 (Γεγονότα Αθέτησης Παραχωρησιούχου) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(ο) Η εναρκτήρια παράγραφος του άρθρου 29.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στην αρχή προστίθεται η φράση: «Με την επιφύλαξη πάντοτε του Αρθρου 
29.4». 

(β) Στον πέμπτο οτίχο μετά τις λέξεις «Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου» τίθενται οι 
λέξεις «ή Γεγονός Αθέτησης Δημοσίου» 

5.24.2 Η παράγραφος 29.1.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στους τελευταίους στίχους καθεμιάς από της υποπαραγράφους (ϊ) και (Β) διαγράφεται 
το ποσοστό «30%» και αντικαθίσταται με το ποσοστό «15% ». 

5.24.3 Η παράγραφος 29.1.10 διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις «δεν 
χρησιμοποιείται». 

5.24.4 Το άρθρο 29.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεύτερο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «του Άρθρου» και αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «των Αρθρων 29.4 και». 

5.24.5 Το άρθρο 29.3.1 (Περίοδος Μελετών - Κατασκευών) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον πρώτο στίχο της εναρκτήριας παραγράφου του άρθρου 29.3.1 
διαγράφεται ο αριθμός «29.1.8» και αντικαθίσταται με τον αριθμό «29.1.9». 

(β) Στον τρίτο στίχο της παραγράφου 29.3.1(ί)(ϊ) μετά τη λέξη «Χρηματοδοτικής 
Συμβολής» τίθενται ΟΙ Λέξεις «και Πρόσθετης ΧρηματΩδητικής-Σιηιβηλής*- 

(γ) Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 29.3.1(ί)(ϋΙ) διαγράφεται η λέξη «εσόδων» 
και αντικαθίσταται από τις λέξεις «Αμέσων Εσόδων». 

(δ) Στον τέλος της παραγράφου 29.3.1(9)(ϋϊ) τίθεται η φράση 

(συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ποσών τυχόν πληρωθούν προς 
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τους Δανειστές ως αμοιβές αναδιάρθρωσης / άρσης επιφυλάξεων 
κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης).». 

(ε) Στον δεύτερο στίχο της παραγράφου 29.3.1(Η)(ϊ) μετά τη λέξή «Κατασκευών» 

τίθενται οι λέξεις «Περιόδου ΤΙ». 

(στ) Στον δωδέκατο στίχο της παραγράφου 29,3.1(1) διαγράφονται οι λέξεις 
«παραγράφου (ίι)* και αντικαθίστανται με τις λέξεις «παραγράφου (ύ)(Ι)». 

(ζ) Στον έβδομο στίχο της παραγράφου 29.3.1(Κ) μετά τις λέξεις «ως άνω ποσού» 
τίθεται η φράση «το οποίο δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο ποσό μεταξύ 
του σταθμισμένου μέσου κόστος δανεισμού κατά την Ημερομηνία 
Καταγγελίας και του επιτοκίου ασφάλισης κινδύνου επιτοκίου Ευπ'δοτ 
για την Ιδια περίοδο συν 400 μονάδες βάσης.» 

(η) Η παράγραφος 29.3.1(ιτι) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής: 

«(τη) Συμφωνείται ότι σε περίπτωση που η καταγγελία εκ μέρους του 
Δημοσίου γίνεται δυνάμει του Άρθρου 29.1.9, επέρχονται τα 
αποτελέσματα που προβλέπονται στο Αρθρο 30.3.1». 

5.24.6 Το άρθρο 29.3.2 (Περίοδος μετά το πέρας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών) 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στο τέλος της εναρκτήριας παραγράφου προστίθεται η φράση «για λόγο που 
δεν σχετίζεται με τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2» 

(β) Στον τρίτο στίχο της παραγράφου 29.3.2(3) μετά τις λέξεις «Έργου 
Παραχώρησης» τίθενται οι λέξεις «(ί συμπεριλαμβανομένων των 
Κατασκευών Περιόδου ΜΚ Τ2)» 

(γ) Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 29.3.2(6) μετά την λέξη «Έργου» τίθενται 
οι λέξεις «(>συμπεριλαμβανομένων των Κατασκευών Περιόδου ΜΚ Τ2)» 

(δ) Στην παράγραφο 29.3.2(9) διαγράφονται οι λέξεις «ΚΠΑ» και «ΝΡν» 
οπουδήποτε απαντώνται και αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΚΠΑ τι» και 
«ΝΡνη», αντίστοιχα. 

(ε) Στον δεύτερο στίχο της υποπαραγράφου (II) της παραγράφου 29.3.2(ς) 
ανάμεσα στις λέξεις «Αξίας» και «ΚΠΑτι» τίθενται οι λέξεις «Κατασκευών 
Περιόδου ΤΙ». 

(στ) Στον πρώτο στίχο του ορισμού Α της υποπαραγράφου (ϊϊ) της παραγράφου 
29.3.2(9) διαγράφεται η λέξη «Εσόδων» και αντικαθίσταται από τις λέξεις 
«Άμεσων Εσόδων που προέρχονται από τις Κατασκευές Περιόδου ΤΙ 
και» 

(ζ) Ο τύπος Β της υποπαραγράφου (ίί) της παραγράφου 29.3.2(9) αντικαθίσταται 
ως εξής: «Β = (Οι - ά) + Ε+Ρ+Π -Η» 

— (η) ΣΐοΟζ τρίτο ΠΓαι πέμπτο στίχους του ορισμού τού ρεγέθοιΚ; Οι της 

υποπαραγράφου (ϋ) της παραγράφου 29.3.2(9), καθώς και στον δεύτερο στίχο 
του ορισμού του μεγέθους Ε της ίδιας υποπαραγράφου, διαγράφονται οι λέξεις 
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«του Έργου» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «των Κατασκευών Περιόδου 
ΤΙ», αντίστοιχα. 

(θ) Μετά τον ορισμό του μεγέθους 0 της υποπαραγράφου (ϋ) της παραγράφου 
29.3.2(9) προστίθεται νέος ορισμός «Η» ως ακολούθως: 

«Η = Η Καθαρή Παρούσα Αξία της Υποστήριξης Λειτουργίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 25.1 από την 
Ημερομηνία Καταγγελίας μέχρι την συμβατικά προβλεπόμενη 
τελική ημερομηνία αποπληρωμής των Καθορισμένων 
Δανειακών Συμβάσεων [με βάση τις πιο πρόσφατες 
Προβλέψεις].» 

(ι) Η παράγραφος 29.3.2(ί) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής: 

«(1) ΣυμφωνεΙται ότι σε περίπτωση που η καταγγελία εκ μέρους 
του Δημοσίου γίνεται δυνάμει του Αρθρου 29.1.9, επέρχονται 
τα αποτελέσματα που πρσβλέπονται στο Άρθρο 30.3.2». 

5.24.7 Το άρθρο 29.3.3 (Περίοδος Τ3) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος διαγράφεται ο αριθμός «29.1.8» και αντικαθίσταται με τον αριθμό 
«29.1.9». 

5.24.8 Μετά το άρθρο 29.3 προστίθεται νέο άρθρο 29.4 ως ακολούθως: 

«29.4 Καταγγελία εκ μέρους του Δημοσίου σχετικό με τις Κατασκευές 
Περιόδου ΜΚΤ2 

29.4.1 Γεγονότα Αθέτησης Παραχωρησιούχου 

Κατά την διάρκεια της Περιόδου ΜΚ Τ2 και σε σχέση με τις 
Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2, τα ακόλουθα γεγονότα, εκτός 
αν θεραπευθούν πρός όφελος του Δημοσίου μέσα σε δέκα 
τέσσερις (14) ημέρες από την επίδοση έγγραφης ειδοποίησης 
του Δημοσίου προς τον Παραχωρησιούχο ή αν η επέλευσή 
τους οφείλεται σε Γεγονός Καθυστέρησης ή Γεγονός Ευθύνης 
του Δημοσίου ή Γεγονός Αθέτησης Δημοσίου, θεωρούνται ως 
Γεγονότα Αθέτησης Παραχωρησιούχου σχετικά με τις 
Κατασκευές Περιόδου ΜΚ 72: 

29.4.1.1 Υπό την επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων που θα 
χορηγηθούν λόγω Γεγονότος Καθυστέρησης 
σύμφωνα με το Αρθρο 26.2 η υπέρβαση της 
συνολικής προθεσμίας της Περιόδου ΜΚ Τ2 για 

— -—- —χρόχα—μεγαλύτερο — αρό — 3ΡΜ- — της - εν - λόγω - 

προθεσμίας, 

29.4.1.2 Η μη αντικατάσταση της εγγυητικής ΡΒΙρκη 
σύμφωνα με το Αρθρο 10.7, 

29.4.1.3 Η συνδρομή Παρατεταμένου Γεγονότος Ανωτέρας 
Βίας, σύμφωνα με το Αρθρο 22.5.2(ί), 
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29.4.1.4 Η συνδρομή Παροτεταμένου Γεγονότος Ανωτέρας 
Βίας, σύμφωνα με το Αρθρο 22.5.2(ϋ). Στην 
περίπτωση αυτή η καταγγελία εκ μέρους του 
Δημοσίου έχει τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
του Άρθρου 30.4.3, 

29.4.1.5 Η υπαίτια εκ μέρους του Παραχωρησιούχου διακοπή 

της Μελέτης - Κατασκευής του Έργου για 
συνεχόμενο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 
τρεις (3) συνεχόμενους μήνες εκτός εάν η διακοπή 
οφείλεται σε Γεγονός Καθυστέρησης. 

29.4.1.6 Η μη τήρηση των Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων που 

διέπουν την εκτέλεση Κατασκευών Περιόδου ΜΚ 
Τ2, 

29.4.1.7 Η αντικατάσταση του Κατασκευαστή των 
Κατασκευών Περιόδου ΜΚ Τ2 ή η μεταβολή της 
σύνθεσής του χωρίς την συναίνεση του Δημοσίου 
κατά παράβαση ταυ Άρθρου 15.2. 

29.4.1.8 Κάθε άλλη παράβαση οποιοσδήποτε διάταξης της 
παρούσας Σύμβασης από τον Παραχωρησιούχο, 
εφόσον η παράβαση αυτή επιδρά ουσιωδώς 
αρνητικό κατά τρόπο διαρκή επί των Κατασκευών 
Περιόδου ΜΚ Τ2 και οι συνέπειές της δεν 
ρυθμίζονται άλλως στην παρούσα Σύμβαση, 

29.4.2 Καταγγελία Κατασκευών Περιόδου ΜΚ 72 εκ μέρους του 

Δημοσίου 

29.4.2.1 Σε περίπτωση συνδρομής οιουδήποτε γεγονότος του 

Άρθρου 29.4.1, το Δημόσιο δικαιούται να 
καταγγείλει τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ 72 με 
επίδοση προς τον Παραχωρησιούχο εγγράφου (η 
«Γνωστοποίηση Καταγγελίας ΜΚ Τ2») στο οποίο 
αναφέρεται το Γεγονός Αθέτησης 
Παραχωρησιούχου. 

29.4.2.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από 
την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας ΜΚ 
Τ2. 

29.4.2.3 Η αμφισβήτηση της ισχύος της καταγγελίας εκ 
- μέρους του παραχωρησιούχου με προσφυγή υιυ 

Διαιτητικό Δικαστήριο, αναστέλλει τα 
αποτελέσματα της μέχρι την έκδοση της Διαιτητικής 
- Απόφασης. --- 

29.4.2.4 Η ημερομηνία κατά την οποία επέρχονται τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας, αποτελεί την 
Ημερομηνία Καταγγελίας ΜΚ Τ2. 
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29.4.2.5 Μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας ΜΚ Τ2, οι 
Συμβαλλόμενοι εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση 
εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
εκτός αν, σε περίπτωση που εκκρεμεί Διαφορά, 
άλλως αποφασίσει το Διαιτητικό Δικαστήριο. 

29.4.2.6 Σε περίπτωση που το Δημόσιο προτίθεται να κάνει 

χρήση του δικαιώματος υποκατάστασης που 
απορρέει από το Αρθρο 29.4.3(0), οφείλει να 
περιλόβει τη σχετική δήλωση στη Γνωστοποίηση 
Καταγγελίας ΜΚ Τ2 και να προβεϊ άμεσα σε σχετική 
έγγραφη γνωστοποίηση στους 

αντισυμβαλλόμενους του Παραχωρησιούχαυ στις 
συμβάσεις στις οποίες προτίθεται να τον 
υποκαταστήσει. 

29.4.3 Αποτελέσματα Καταγγελίας ΜΚ Τ2 Δημοσίου 

Η Καταγγελία του Δημοσίου κατά την Περίοδο ΜΚ Τ2 σε 
σχέση με τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2 δεν επηρεάζει την 
παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης άλλως παρά μόνο σε σχέση 
με τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2 και, ειδικότερα, έχει 
αποκλειστικά τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

(ε) Όλα τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου και 
οποιουδήποτε τρίτου έλκοντος δικαιώματα από 
αυτόν επί του Χώρου Εκτέλεσης των Κατασκευών 
Περιόδου ΜΚ Τ2, παύουν αυτοδικαίως, 

Φ) όλα τα δικαιώματό του Παραχωρησιούχου επί των 
Κατασκευών Περιόδου ΜΚ Τ2, της Κινητής 
Περιουσίας και τυχόν ακινήτων που ανήκουν κατά 
κυριότητα στον Παραχωρησιούχο, περιέρχονται 
αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στο Δημόσιο. 

(ε) περιέρχονται στο Δημόσιο όλες οι τυχόν απαιτήσεις 
του Παραχωρησιούχου κατά των ασφαλιστών σε 
σχέση με τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2, 

(ά) το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον έχει τηρήσει τις 
προϋποθέσεις του Άρθρου 29.4.2.6, δικαιούται να 
υποκαταστήσει τον Παραχωρησιούχο: 

0) στη Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής σε σχέση 
~ρε τις Κατασκευές περιόδου μκ 12 και στη 

Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού (αν 
υπάρχει). Στην περίπτωση αυτή, το Δημόσιο θα 
αναλαμβάνει μόνο τις υποχρεώσεις του 
Παραχωρησιούχου, δυνάμει των ανωτέρω 
συμβάσεων, που προκύπτουν μετά την 
υποκατάσταση του Παραχωρησιούχου. 


£65_ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟΠΊΟΝ ΟΟΡΥ_Ε_ΡΚΙΝΤ 


Σελ.62 











ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4969 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


00 στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που σχετίζονται 
με τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2 και 
υφίστανται κατά την ημέρα υποκατάστασης, 
και μέχρι το χρόνο για τον οποίο έχουν 
καταβληθεί το σχετικά ασφάλιστρα χωρίς να 
απαιτείται η έκδοση προσθέτων πράξεων, αλλά 
δεν αναλαμβάνει την πληρωμή 
καθυστερούμενων ασφαλίστρων, 

υποχρεουμένου του Παραχωρησιούχου να 
περιλάβει στα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
σχετικό όρο. 

(β) Το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στον 
Πσραχωρησιούχο την αξία των μέχρι τη στιγμή της 
επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας 
αρτίως εκτελεσθεισών Κατασκευών της Περιόδου ΜΚ 
Τ2 μείον το άθροισμα: 

(I) οποιοσδήποτε ποσού τυχόν καταβλήθηκε από 
το Δημόσιο μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας 
ΜΚ Τ2 προς τον σκοπό της χρηματοδότησης 
των Κατασκευών Περιόδου ΜΚ Τ2, 

(ίϊ) των Αμέσων Εσόδων ΑΤ 

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν Πληρωμών 
Αποζημίωσης Εσόδων σχετικό με Άμεσα Έσοδα 
ΑΤ που πληρώθηκαν από το Δημόσιο, προ ΦΠΑ) 
που έχουν εισπραχθεί μέχρι την Ημερομηνία 
Καταγγελίας ΜΚ Τ2 αφού πρώτα αφαιρεθούν 
από αυτό τα αντίστοιχα έξοδα λειτουργίας, 
συντήρησης και εκμετάλλευσης όπως αυτό 
πιστοποιούνται από ανεξάρτητο ορκωτό 
ελεγκτή - λογιστή, 

(ί) Ως αρτίως εκτελεσθείσες Κατασκευές θεωρούνται 
όλες οι Κατασκευές της Περιόδου ΜΚ 72 οι οποίες 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας Σύμβασης, όπως αυτό πιστοποιείται, κατά 
εφαρμοζόμενη περίπτωση, από τον Ανεξάρτητο 
Μηχανικό ή την Υπηρεσία. Η αξία των αρτίως 
εκτελεσθεισών Κατασκευών της Περιόδου ΜΚ Τ2 
υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσών που 

_ προσδιορίζονται - σης- - αμέσως - ε π ό μ ενες- 

υποπαραγράφους (ί) έως (ΐϋ): 

(ί) δαπάνη των Κατασκευών της Περιόδου ΜΚ Τ2 
που έχουν αρτίως έκτελεσθείΤσύμφωνα με την 
Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής, η οποία σε 
κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
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Τίμημα Μελετών - Κατασκευών του Έργου που 
αντιστοιχεί στις Κατασκευές αυτές, 

(II) λοιπές δαπάνες που έχουν καταβληθεί από τον 
Παραχωρησιούχο μέχρι την Ημερομηνία 
Καταγγελίας, για την εκτέλεση του Έργου (και 
δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω υπό (I) 
δαπάνη των Κατασκευών της Περιόδου ΜΚ Τ2) 
περιλαμβανομένης και της αμοιβής των 
υπηρεσιών του Ανεξάρτητου Μηχανικού καθώς 
και των δαπανών ασφάλισης, 

(7/7) δαπάνες της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης Περιόδου ΜΚ Τ2 που έχει εκδώσει ο 
Παραχωρησιούχος προς το Δημόσιο σύμφωνα 
με το Αρθρο 10 της παρούσας. 

(§) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών Περιόδου ΜΚ 72, καταπίπτει υπέρ του 
Δημοσίου, ως εύλογη αποζημίωση. 

(Η) Συμφωνείται ότι σε περίπτωση που η καταγγελία εκ 
μέρους του Δημοσίου γίνεται δυνάμει του Αρθρου 
29.4.1.4, επέρχονται τα αποτελέσματα που 
προβλέπονται στο Αρθρο 30.4. 

29.4.4 Επίδραση στις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ 72 της καταγγελίας 

κατά το Άρθρο 29.3.2 

(Α) Σε περίπτωση που το Δημόσιο καταγγείλει την 

παρούσα Σύμβαση μετά το πέρας της Περιόδου ΤΙ 
αλλά κατά την διάρκεια της Περιόδου ΜΚ Τ2 για λόγο 
που δεν αφορά στις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ 72, 
τότε για τις Κατασκευές αυτές εφαρμόζεται το Άρθρο 
29.4.3. 

(Β) Σε περίπτωση που το Δημόσιο καταγγείλει την 

παρούσα Σύμβαση μετά το πέρας των Περιόδων ΤΙ 
και ΜΚ 72 για λόγο που δεν αφορά στις Κατασκευές 
Περιόδου ΜΚ Τ2, εφαρμόζεται το Αρθρο 29.3.2.» 

5.25 Το Άρθρο 30 της Σύμβασης Παραχώρησης (Κοταγνελΐα εκ μέρους του 
Παραχωρησιούχου - Συνέπειες) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.25.1 Το άρθρο 30.1(ΐ) τροποποιείται ω ς ακολούθως: _ 

Στο δεύτερο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «Επιδότησης Λειτουργίας» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής, της 

_ ΥπαστήριξηςΛειτουργΙαςκαι της Υποστήριξης Λειτουργίας ΑΤ». - 

5.25.2 Το άρθρο 30.3.2 (Περίοδος μετά το πέρας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών) 
τροποποιείται ως εξής: 
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Η λέξη «Πραγματική» στον τρίτο στίχο της υποπαραγρόφου (&)(«) και στον πέμπτο 
στίχο της παραγράφου (ο) διαγράφεται και αντικαθίσταται με την λέξη 
«Ονομαστική». 

5.25.3 Μετά το άρθρο 30.3 προστίθεται νέο άρθρο 30.4 ως ακολούθως: 

«30.4 Καταγγελία Παροχωρησιούχου σχετικά με τις Κατασκευές Περιόδου 

ΜΚΤ2 

30.4.1 Γεγονότα Αθέτησης Δημοσίου 

Σε περίπτωση επέλευσης οποιοσδήποτε Γεγονότος 
Αθέτησης Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 30.1, το οποίο 
σχετίζεται με τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2, ο 
Παραχωρησιοΰχος δικαιούται να καταγγείλει τις 
Κατασκευές Περιόδου ΜΚ ΤΖ σύμφωνα με το Άρθρα 30.4.2 
με τα αποτελέσματα του Άρθρου 30.4.3 

30.4.2 Καταγγελία εκ μέρους του Παροχωρησιούχου 

30.4.2.1 Σε περίπτωση συνδρομής οιουδήποτε Γεγονότος 
Αθέτησης Δημοσίου του Άρθρου 30.4.1, ο 
Πσραχωρησιούχος δικαιούται να καταγγείλει τις 
Κατασκευές ΜΚ Τ2 με επίδοση προς το Δημόσιο 
εγγράφου (η *Γνωστοποίηση Καταγγελίας ΜΚ 
Τ2») στο οποίο αναφέρεται το Γεγονός Αθέτησης 
Δημοσίου. 

30.4.2.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από 

την επίδοση της Γνωστοποίησης Καταγγελίας ΜΚ 
72. 

30.4.2.3 Η αμφισβήτηση της ισχύος της καταγγελίας εκ 
μέρους του Δημοσίου με προσφυγή στο 
Διαιτητικό Δικαστήριο, αναστέλλει τα 
αποτελέσματά της μέχρι την έκδοση της 
Διαιτητικής Απόφασης. 

30.4.2.4 Η ημερομηνία κατά την οποία επέρχονται τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας αποτελεί την 
Ημερομηνία Καταγγελίας ΜΚ Τ2. 

30.4.2.5 Μέχρι την Ημερομηνία Καταγγελίας ΜΚ Τ2, σι 
Συμβαλλόμενοι εξακολουθούν να έχουν 
υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών τους 

-- υποχρεώσεων σχετικά με τις κατασκευές ΜΚΎ2, 

εκτός αν, σε περίπτωση που εκκρεμεί Διαφορά, 
άλλως αποφασίσει το Διαιτητικό Δικαστήριο. 

30.4.3 Αποτελέσματα 

Η καταγγελία εκ μέρους του Παροχωρησιούχου κατό την 
Περίοδο ΜΚ Τ2 για λόγο που αφορά στις Κατασκευές 


Ε65 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ€υΤΙΟΝ ΟΟΡΥ_Ε_ΡΚΙΝΤ 


18/11/2013 23:10 
1333Μ720151 




I 
















4972 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ-. Μελέτη, Καταοκευή, Χρηματοβ&πρη, Λειτουργία, Συντήρηοη και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής ΕλΛήδος (Ε65) 

ΖΤΜΦΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 


Περιόδου ΜΚ Τ2 δεν επηρεάζει την παρούσα Σύμβαση 
Παραχώρησης άλλως παρά σε σχέση με τις Κατασκευές 
Περιόδου ΜΚ Τ2 και ειδικότερα έχει αποκλειστικά τα 
ακόλουθα αποτελέσματα: 

(α) Όλα τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου και 
οποιοσδήποτε τρίτου έλκοντος δικαιώματα από 
αυτόν επί του Χώρου Εκτέλεσης των Κατασκευών 
Περιόδου ΜΚ Τ2, παύουν αυτοδικαίως, 

(δ) όλα τα δικσιώματό του Παραχωρησιούχου επί των 
Κατασκευών Περιόδου ΜΚ Τ2, της Κινητής 
Περιουσίας και τυχόν ακινήτων που ανήκουν κατά 
κυριότητα στον Παραχωρησιούχο, περιέρχονται 
αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στο Δημόσιο, 

(ε) Επιστρέφεται στον Παραχωρησιούχο η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών Κατασκευών 
Περιόδου ΜΚ Τ2 εντός δέκα (10) ημερών από την 
Ημερομηνία Καταγγελίας ΜΚ Τ2. 

(ά) Εφαρμόζεται το Άρθρο 29.4.3(ε)&(Τ). 

30.4.4 Επίδραση στις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2 της 
καταγγελίας κατά το Άρθρο 30.3.2 

(Α) Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος καταγγείλει 
την παρούσα Σύμβαση μετά τα πέρας της Περιόδου 
ΤΙ αλλά κατά την διάρκεια της Περιόδου ΜΚ Τ2 για 
λόγο που δεν αφορά στις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ 
Τ2, εφαρμόζεται το Άρθρο 30.4.3 μόνον αναφορικό 
με τις Κατασκευές Περιόδου ΜΚ Τ2. 

(Β) Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος καταγγείλει 
την παρούσα Σύμβαση μετά το πέρας των Περιόδων 
ΤΙ και ΜΚ Τ2, εφαρμόζεται το Άρθρο 30.3.2.» 

5.26 Το Αρθρο 31 της Σύμβασης Παραχώρησης (Δικαιώματα Δανειστών - Δημοσίου) 
τροποποιείται ως ακολούθως; 

Το άρθρο 31.1.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον τέταρτο στίχο μετά τη λέξη «Δανειστές» τίθενται οι λέξεις *σύμφωνα με το 
Άρθρο 29.2» 

5.27 Το Αρθρο 32 της Σύμβασης Παραχώρησης (ΔίΚΟΐώϋατα Πνευματικής κπι ΒΗτμηχπνίΕ ής-- 

Ιδιοκτησίας) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Το άρθρο 32.4 (Αποζημίωση λόγω Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής 

-ΙδιοκττκΑκ^ τροποποιείταιως ακολούθως: - 4 

(α) Στον όγδοο στίχο της παραγράφου 32.4.2 μετά τη λέξη «Κατασκευών» τίθενται 
οι λέξεις «ΤΙ ή την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ΜΚ Τ2» 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(β) Στον όγδοο στίχο της παραγράφου 32.4.3 μετά τις λέξεις «εγγυητικές 
επιστολές» τίθενται οι λέξεις * Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών». 

5.28 Το Άρθρο 33 της Σύμβασης Παραχώρησης (Επίλυση Διαφορών) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.28.1 Το άρθρο 33.1.5 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στους τρίτο και τέταρτο στίχους διαγράφονται οι λέξεις «έγγραφη εκδήλωση» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις « Έγγραφη Εκδήλωση». 

5.28.2 Μετά το άρθρο 33.1.5 προστίθεται νέο άρθρο 33.1.6 ως ακολούθους: 

* 33.1.6 Όλες οι προθεσμίες που προβλέποντσι στο παρόν Άρθρο 33 
μπορούν να παραταθούν με γραπτή συμφωνία των Μερών ,» 

5.28.3 Στο τέλος του άρθρου 33.2.5 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 

«Η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών δύναται, κατ' αίτηση 
οποιουδήποτε Μέρους ή αυτεπαγγέλτως, να παρατείνει την προθεσμία 
αυτή > 

5.28.4 Στο τέλος του άρθρου 33.3.2 προστίθεται η φράση: 

«ή προτού το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφασίσει να προχωρήσει με την 
Διαιτησία παρά το γεγονός ότι κάποιο Μέρος ή ένα μέλος του Διαιτητικού 
Δικαστηρίου δεν υπέγραψε την περίληψη των αιτημάτων.» 

5.28.5 Στο τέλος της προτελευταίας πρότασης του άρθρου 33.4 (Δανειστές) διαγράφεται η 
φράση «αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τα Εφετεϊο της έδρας του 
Παρσχωρησιούχου που δικάζει κατά την διαδικασία του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 
1892/1990» κσι αντικαθίσταται με την ακόλουθη φράση: 

«το ζήτημα παραπέμπεται και επιλύεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από 
τα δικαστήριο του άρθρου 6 παρ. 1 ν. 2735/1999» 

5.29 Το Άρθρο 36 της Σύμβασης Παραχώρησης (Φορολογικό Θέματα) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.29.1 Το άρθρο 36.1.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στο πρώτο στίχο μετά τη λέξη «Συμβολή» τίθενται οι λέξεις «και η Πρόσθετη 
Χρηματοδοτική Συμβολή». 

(β) Οι λέξεις «συνιστό» στον πρώτο στίχο, «επιβαρύνεται» και «υπόκειται» στον 
τρίτο στίχο διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις λέξεις «συνιστούν», 
«επιβαρύνονται» και « υπόκεινται » αντίστοιχα. 

-(γ)—Οι λέ ξε ι ς — «του Άρθρου 7 *2»— στον- δ ε ύτερο στ ί χο δ ι σγ ρ άφον ται—κσι— 

αντικαθίστανται με τις λέξεις «των Λ ρθρων 7.2 και 7.2Α». 

5.29.2 Στο άρθρο 36.1.3 και στον πρώτο στίχο αυτού δια γράφονται οι λέξεις «Επιδότη ση 
"Λεϋόυργίας του"Άρθρου* 25.3» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υποστήριξη 
Λειτουργίας και Υποστήριξη Λειτουργίας ΑΤ του Άρθρου 25». 

5.29.3 Το άρθρο 36.1.4 διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις «Δενχρησιμοποιείται». 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτο«νητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 


5.29.4 Το άρθρο 36.1.5{ε) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου ο αριθμός της εγκυκλίου «105 7005/4547-19-0016/1132 της 
11 Μαίου 1995» διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον αριθμό « 112 5155/9608- 
19-0016/1249 της δ 1 * Νοεμβρίου 1994» 

5.29.5 Το άρθρο 36.1.8 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δέκατο οτΐχο της πρώτης παραγράφου και στον δεύτερο στίχο δεύτερης 
παραγράφου μετά τη λέξη «Συμβολής» τίθενται οι λέξεις «και της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής», αντίστοιχα. 

5.30 Το Άρθρο 37 της Σύμβασης Παραχώρησης (Τροποποίηση της Σύμβασης 
Παραχώρησης) τροποποιείται ως ακολούθους: 

Το άρθρο 37.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον τρίτο στίχο του διαγράφονται τα γράμματα «ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε», 


ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 1 το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο 
Αναδιάρθρωσης (Κεεεέ Βπβγκ&Ι ΜοάβΙ), μετά του τμήματος αυτού που αντιστοιχεί στο 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ΣΚΟ, όπως αυτά ελέγχθηκε από τον οίκο ΙΤβΙοίΜΏ, έτυχε της 
αποδοχής των Δανειστών και συμφωνήθηκε από τα Μέρη. Κατά την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος Τροποποίησης το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Αναδιάρθρωσης, όπως αυτό τυχόν 
τροποποιηθεί, με συμφωνία των Μερών και αποδοχή των Δανειστών, λόγω της μεταβολής 
του κόστους καταγγελίας των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων κατά την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης σύμφωνα με το κατά τροποποίηση άρθρο 7.2Α2 
της Σύμβασης Παραχώρησης θα αντικαταστήσει το Προσάρτημα 5 της Σύμβασης 
Παραχώρησης ως το Άρθρο 27.1 αυτής προβλέπει και θα ισχύει του λοιπού ως το 
«Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο» του Άρθρου 27.2 της Σύμβασης. 


ΑΡΘΡΟ 7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 2 το αναθεωρημένο, βάσει των συμφωνούμενων 
τροποποιήσεων της Σύμβασης Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών, όπως αυτό έχει θεωρηθεί και εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και 
συμφωνηθεί από τα Μέρη. Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης το 
Χρονοδιάγραμμα αυτό θα αντικαταστήσει το οικείο τμήμα του Προσαρτήματος 6 της 
Σύμβασης Παραχώρησης 


ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 3 π από 15/03/2013 Συυφωνία των Άρθρων 
26.1, 26.2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και εκ τρίτου 
της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος - Ε65», με την 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


οποία περιορίζονται οι συμβατικές απαιτήσεις αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου δυνάμει 
των Άρθρων 26.1, 26.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως η Συμφωνία αυτή συμπληρώθηκε 
με το Χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις Καταβολής Απαιτήσεων Κατασκευαστή που 
καταρτίστηκε μεταξύ των αυτών ως άνω συμβαλλόμενων σύμφωνα με την παράγραφο 14 (β) 
αυτής. 


ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

Προααρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 4 η από 28/11/2013 Συμφωνία του Άρθρου 26 
της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικά τίτλο «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»), με την 
οποία περιορίζονται οι συμβατικές απαιτήσεις αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου κατά την 
Περίοδο Μελετών - Κατασκευών και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και ο χρόνος τμηματικής 
καταβολής τους εκ μέρους του Δημοσίου. 


ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της παρούσας ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται 
να προσκομίσει στο Δημόσιο, υπογεγραμμένες - άλλως σε τελικό και συμφωνημένο σχέδιο, - 
τις τροποποιημένες Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές θα καθοριοθούν 
ως Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, υπό την αίρεση της επέλευσης της Ημερομηνίας 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, με Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 


ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Συμφωνείται ότι, υπό την αίρεση της επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης, τα Προσαρτήματα 2, 9 και 10 της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιούνται 
σύμφωνα με την με αριθμό Α/6/00/01/01/οικ21094/28.11.2013 Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 


ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

12.1 Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του Άρθρου 12.2 της παρούσας η θέση σε ισχύ 
των τροποποιήσεων της Σύμβασης Παραχώρησης που συμφωνούνται με το άρθρο 5 
της παρούσος τελεί υπό την αίρεση εκπλήρωσης σωρευτικά των ακόλουθων 
προϋποθέσεων: 

_ (ο) 1 _ της ψήφισης ηπό την Βπιιλή των Ελλήνων σπι ι νόμοι > με τον οποίο - 

κυρώνεται η παρούσα Συμφωνία και της δημοσίευσης του κυρωτικού 
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (η «Ημερομηνία 

_: Δημοσίευσης»), με τον οποίο - θα προβλέπεται ως ημερομηνία- 

έναρξης ιοχύοςτου η ημερομηνία δημοσίευσής του, 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Καταοηυή, Χρηματοδότησα Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αστοκτνητόδρομοιι Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


2. της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κρατικών ενισχύσεων 
που συμφωνούνται με την παρούσα σύμφωνα με το άρθρα 107 έως 
109 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε., 

3. Της καταβολής εκ μέρους του Δημοσίου στον Παραχωρησιοΰχο των 
ποσών που προβλέπονται στο τροποποιούμενο άρθρο 7 της 
Σύμβασης Παραχώρησης και στα Προσαρτήματα 3 και 4 της 
παρούσας, 

4. Της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 
10 της παρούσας 

(ό) καθώς και εντός προθεσμίας η οποία λήγει πέντε (5) ημέρες από την λήψη εκ 
μέρους του Παραχωρησιούχου έγγραφης γνωστοποίησης εκ μέρους του 
Δημοσίου περί της εκ μέρους του ικανοποίησης των προϋποθέσεων των 
ανωτέρω παραγράφων 12.1 (β) 1 και 2: 

(ΐ) της ικανοποίησης όλων των αιρέσεων, όρων και προϋποθέσεων 
δυνάμει των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, εκτός από την 
αίρεση που αφορά στην καταβολή εκ μέρους του Δημοσίου προς τον 
Παραχωρησιούχσ των ποσών που συμφωνούνται ως καταβλητέα προ ή 
κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης και την αίρεση 
της επίτευξης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης όπως 
αυτό θα προκύπτει από έγγραφη βεβαίωση των Δανειστών (ή του 
εκπροσώπου τους) η οποία θσ κοινοποιηθεί στο Δημόσιο και 

(Η) της προσκόμισης από τον Αρχικό Μέτοχο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., δια του 
Παραχωρησιούχου της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης 
καθώς και της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών Περιόδου ΤΙ (ΡΒ1Τ1), σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Τμήματος 1 του Προσαρτήματος 1 της Σύμβασης Παραχώρησης οι 
οποίες προσκομίζονται σε αντικατάσταση, υπό την αίρεση της 
επίτευξης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης των εις 
χεϊρας του Δημοσίου ευρισκομένων (α) Εγγυητικής Επιστολής 
Δεσμευτικής Επένδυσης και (β) Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Μελετών - Κατασκευών ΤΙ (ΡΒ1Τ1), τις οποίες το Δημόσιο θα 
επιστρέφει στους Αρχικούς Μετόχους και στον Παραχωρησιούχο 
αντίστοιχα, σύμφωνα με το Άρθρο 13.4 (ά) της παρούσας 

Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή μόνον μετά από έγγραφη 
συναίνεση του Δημοσίου με την οποία καθορίζεται νέα προθεσμία. 

12.2 (α) Κατά παρέκκλιση των συμφωνουμένων με την ανωτέρω παράγραφο 12.1, η 

_υπο χρέωση κ οτο βο λής της I 1 * δόση ς της Χρηιιπτοδπτική ς Συμβ ο λ ής της 

δόσης της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, της I 1 * 
δόσης της συμφωνίας του Προσαρτήματος 4 (απαιτήσεις Παραχωρησιούχου) 

_ και της συμφωνίας χου Προσαρτήματος 3 (απαΓτήσεις Ιίοτασκευοστή) της 

παρούσας σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (β) και (γ) κατωτέρω, ισχύει και 
βαρύνει το Δημόσιο από τη θέση σε ισχύ του Κυρωτικού Νόμου και τελεί υπό 
τη διαλυτική αίρεση της κατωτέρω παραγράφου (ε). 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(β) Υπό την προϋπόθεση ότι έχει κοινοποιηθεί στο Δημόσιο η έγγραφη βεβαίωση 
Των Δανειστών η οποία προβλέπετσι στο εδάφιο (ί) του Άρθρου 12.1 (β) της 
προσκόμισης των Εγγυητικών Επιστολών οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο 
(ϊΐ) του ίδιου Άρθρου 12.1(β) της παρούσας, το Δημόσιο υποχρεούτοι να 
χοταβάλει το αργότερο μέχρι την προτεραίο εργάσιμη ημέρα της 
Ημερομηνίας Αναπροσαρμογής όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13 της 
παρούσας τα ανωτέρω ποσά, στον ειδικό λογαριασμό της κατωτέρω 
παραγράφου (γ), όπως αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της 
Τράπεζας της Ελλάδος η οποία θα κοινοποιείται αυθημερόν επί αποδείξει από 
το Δημόσιο στον Παραχωρησιοόχο. 

(γ) Η εκ μέρους του Δημοσίου καταβολή των ποσών της ανωτέρω παραγράφου 
12.2 (3) θα γίνει σε διακριτό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με τον 
τίτλο «Ειδικός Λογοριασμός Ν. 3597/2007», που θα ανοίγει και θα τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος ο οποίος με την επιφύλαξη της κατωτέρω 
παραγράφου (δ), θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον για την 
καταβολή εκ μέρους του Δημοσίου στον Παραχωρησιοόχο των ποσών αυτών 
και από τον οποίον δεν διενεργε’ιται καμία άλλη πληρωμή, πράξη ή συναλλαγή 
για οηοιονδήπστε άλλο σκοπό. 

(δ) Η αποδέσμευση υπέρ του Παραχωρησιούχου των ανωτέρω ποσών θα γίνεται 
με την προσκόμιση στην Τράπεζα της Ελλάδος με μέριμνα του 
Παραχωρησιούχου, της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης Ε65, όπως αυτή ορίζεται 
και εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13.4 της παρούσας χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, συναίνεση ή άλλου είδους ενέργεια εκ μέρους 
του Δημοσίου ή οποιοσδήποτε τρίτου. 

(ε) Σε περίπτωση κστά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι την λήξη της 
προθεσμίας του άρθρου 14.2 της παρούσας δεν έχει επέλθει η Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης ή δεν έχει προσκομισθεΐ στην Τράπεζα της 
Ελλάδας η συμφωνία παράτασης του άρθρου 14.2 της παρούσας 
οποιαδήποτε ποσά έχουν καταβληθεί εκ μέρους του Δημοσίου, σύμφωνα με 
τις ανωτέρω παραγράφους σε πίστωση του λογαριασμού του άρθρου 12.2 (γ) 
της παρούσας αποδεσμεϋονται αυτοδικαίως και άμεσα υπέρ του Δημοσίου, 
το οποίο και δικαιούται οποτεδήποτε να τα αναλόβει, χωρίς να απαιτείται 
προς τούτο οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, συναίνεση ή άλλου είδους 
ενέργεια εκ μέρους του Παραχωρησιούχου, των Αρχικών Μετόχων του, των 
Δανειστών τους ή οποιουδήποτε τρίτου. 


ΑΡΘΡΟ 13 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

13.1 -Ως-Ημε ρομπνία Αναπροσαρμογής νοε ϊ το ι η ημε ρο μηνία κ σι ϋ ιην υ ι ιοί ο, σύμφωνα βΕ 

την διαδικασία που περιγράφεται στο Προσάρτημα 5 της παρούσας 

(ϊ) θα υπολογιστεί α μέσως προηγ ούυ ενα π και ταυτόχρονο ο ονοποοσαουογή ·„ 
τοϊΓΈργου της ϊσνίας όπως αυτή ορίζεται στην Σύμβαση Τροποποίησης της 
Σύμβασης Παραχώρησης Ιόνιας Οδού (η «Αναπροσαρμογή Ιόνιας»), 


Ε65_ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ0ϋΤ10Ν ΟΟΡΥ_Ε_ΡΗΙΝΤ 


>8/11/2013 23:10 
•333Μ720151 

















4978 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτην Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(Η) θα υπολογιστεί και προσδιοριστεί το ποσό του κόστους μερικής καταγγελίας 
των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων καθώς και των λοιπών 
παραμέτρων αναπροσαρμογής όπως ορίζεται στο κατά τροποποίηση άρθρο 
7.2.Α.2 της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο Προσάρτημα 5 της παρούσας θα προσαρμοστεί το 
συνολικό ποσά Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής και τα αντίστοιχα 
ποσό καταβολών του Πίνακο 4Α.2 του κατά τροποποίηση Άρθρου 7.2Α1 
της Σύμβασης Ποραχώρησης (η «Αναπροσορμογή Ε65»), και 

(ϊϋ) θο εκδοθεί η Βεβαίωση Αποδέσμευσης («Βεβαίωση Αποδέσμευσης Ε65») και 
θα υπόγραφα το Πρακτικά Επιβεβαίωσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 

13.2 Το Δημόσιο αμέσως μόλις επιτευχθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων της 
παραγράφου 12.1 (&) της παρούσας θα ορίσει και γνωστοποιήσει εγγράφως και επί 
αποδείξει στον Παραχωρησιούχο την Ημερομηνία Αναπροσαρμογής η οποία θο 
πρέπει να συμπίπτει με την Ημερομηνία Αναπροσαρμογής Ιόνιας και η οποία 
περαιτέρω: 

(θ) πρέπει να συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα κατά την οποία είναι ανοικτές οι 
Ευρωπαϊκές χρηματαγορές και 

(0) δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τρεις (3) και περισσότερο από πέντε (5) 
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης αυτής από τον 
Παραχωρησιούχο. 

13.3 Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή μόνον μετά από έγγραφη 
συναίνεση του Δημοσίου με την οποία επί πλέον καθορίζεται νέα Ημερομηνία 
Αναπροσαρμογής για αμφότερα τα Έργα. 

13.4 Ως προς την Αναπροσαρμογή συμφωνούνται περαιτέρω και τα ακόλουθα : 

(β) Η διαδικασία Αναπροσαρμογής θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Προσάρτημα 5 (Πρωτόκολλο Διαδικασίας Αναδιάρθρωσης), 

(ό) Το Δημόσιο ορίζει με την παρούσα και οι λοιποί εδώ συμβαλλόμενοι 
αποδέχονται τον ορισμό αυτό την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ως 
εκπρόσωπό του σε αμφότερες τις διαδικασίες Αναπροσαρμογής με 
αρμοδιότητα: 

(ϊ) την παρακολούθηση για λογαριασμό του Δημοσίου της διαδικασίας 
Αναπροσαρμογής Ε65 και της διαδικασίας Αναπροσαρμογής Ιόνιας 

(ϋ) την έκδοση βεβαίωσης (η «Βεβαίωση Αποδέσμευσης Ε65»), και την 
παράδοση αυτής στον Παραχωρησιούχο, αμέσως μετά την 

-ολοκ λή ρ ω σ η τη ς Αν α ηρΒ Ο ορι ιοτής-ΐόη ας κ αι τ ης Αναπροσαρμο γής 

Ε65, με την οποία θα πιστοποιούνται σε σχέση με την Αναπροσαρμογή 
Ε65: 

(ϊ) ότι τηρήθηκε η προβλεπόμενη στο Προσάρτημα 5 διαδικασία 
Αναπροσαρμογής 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση ια> 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(2) ότι οι χρησιμοποιηθείσες παραδοχές Ευηδοι· είναι εντός των 
εμπορικά αποδεκτών ορίων, 

(3) ότι το επιτόκιο βάσης που προκύπτει από τις Συμφωνίες 
Εξασφάλισης Κινδύνου Επιτοκίων είναι εντός των εμπορικό 
αποδεκτών ορίων, και 

(4) το ποσό του κόστους μερικής καταγγελίας των συμβάσεων 
αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων και των λοιπών παραμέτρων 
του κατά τροποποίηση άρθρου 7.2.Α.2 της Σύμβασης 
Παραχώρησης, 

(ε) Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, υπό την ανωτέρω ιδιότητά της, θα 
παραδώσει την Βεβαίωση Αποδέσμευσης Ε65 στον Παραχωρησιούχο υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτός και οι Αρχικοί Μέτοχοι έχουν προηγούμενα υπογράψει 
το Πρακτικό Επιβεβαίωσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, 

(<1) Το Δημόσιο ταυτόχρονα με την υπογραφή του Πρακτικού Επιβεβαίωσης της 
Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης οπό τον Παραχωρησιούχο και 
τους Αρχικούς Μετόχους, θα επιστρέφει στον Παραχωρησιούχο τις εγγυητικές 
επιστολές του άρθρου 12.1 (δ) (Η) της παρούσας, 

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

14.1 Η ημερομηνία κατά την οποία θα διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί εγγράφως από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με το κείμενο που προσαρτάται στην παρούσα ως 
Προσάρτημα 6 (Πρακτικό Επιβεβαίωσης Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης), ότι έχει πληρωθεί το σύνολο των ανωτέρω προϋποθέσεων, 
περιλομβανομένης και της Αναπροσαρμογής, θα αποτελεί την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος Τροποποίησης, 

14.2 Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία που απέχει έξι (6) εβδομάδες από την 
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δεν έχει επέλθει η Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος Τροποποίησης θα έχουν εφαρμογή οι όροι του άρθρου 15 της παρούσας 
εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, προ της εκπνοής της συμφωνήσουν εγγράφως 
τους όρους και προϋποθέσεις παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας. 


ΑΡΘΡΟ 15 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ^ 


Σε περίπτωση μη επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης εντός της 
προθεσμίας του Άρθρου 14.2 της παρούσας και υπό την επιφύλαξη των τυχόν παρατάσεων 
που θα συμφωνηθοΰν μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σύμφωνα με το άρθρο 14.2 της 
παρούσας: 


(σ) η παρούσα συμφωνία θα λύεται αυτοδικαίως θα παύει εφεξής να παράγει έννομα 
αποτελέσματα και τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα απαλλάσσονται από κάθε τυχόν ευθύνη ή 


Συμφωνία, κοι 


(β) η Σύμβαση Παραχώρησης περιλαμβανόμενων και των Παραρτημάτων της θα 
εξακολουθεί να ισχύει ως έχει χωρίς οιοδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών να 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέπ), Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 


δικαιούται να επικαλεσθεί ή να προβάλλει οποιεσδήποτε απαιτήσεις με βάση το 
περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας 

(γ) οι όροι των άρθρων 17 και 18 της παρούσας επιβιώνουν της καθοιονδήποτε τρόπο 
λύσης της παρούσας Συμφωνίας. 


ΑΡΘΡΟ 16 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

16.1 Ρητά συμφωνούνται τα ακόλουθα ως προς την ισχύ της πορούσας Συμφωνίας: 

16.2 Με την,επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 12.2 της παρούσας, οι συμφωνούμενες 
δω τού Άρθφυ 5 της- πορούσας τροποποιήσεις της Σύμβασης Παραχώρησης ισχύουν 

’ κοτ παράγουν έννομα αποτελέσματα μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών από την 
επέλευση της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης. 

16.3 Τα Μέρη αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι η παρούσα Συμφωνία συνιστά εφ' άπαξ 
ρύθμιση και ότι δεν δεσμεύονται εξ αιτίας αυτής στο μέλλον να προβούν στην 
σύναψη συμφωνίας όμοιας ή συναφούς με την παρούσα (κατά το περιεχόμενο ή κατ' 
αποτέλεσμα) σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανάλογης φύσεως με αυτούς που 
αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο 4. 


ΑΡΘΡΟ 17 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Όλες οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των Συμβαλλομένων, από την υπογραφή της 
παρούσας Συμφωνίας έως και την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, σχετικά με την 
εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύονται σύμφωνα με τις 
δκπάξρς του Αρθρου 33.3 (Επίλυση Διαφορών) της Σύμβασης Παραχώρησης. 


ΑΡΘΡΟ 18 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα Συμφωνία διέπετοι από τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και ερμηνεύεται 
σύμφωνα με αυτές. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Αρθρου 12.2(α) της παρούσας από 
την Ημερομηνία Έναρξης Ιαχύος Τροποποίησης η Σύμβαση Παραχώρησης ισχύει και 
ερμηνεύεται όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρο 5 της παρούσας Συμφωνίας. 


ΑΡΘΡΟ 19 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητά συνομολογούν άτι με την παρούσα Συμφωνία τροποποιούνται 
αποκλειστικό οι ανωτέρω υπό το Άρθρο 5 αναφερόμενες συγκεκριμένες διατάξεις της 

ΣύμβίΊπης ΠπρπχώρηπηΓ. η πππίπ κπτΛ τα Λοιπή ιπνι'ιη ιτπι Τκτηιη'ιπ τη Μιτρη ήπ,.ν- πρχιιτό 

συμφωνήθηκε. 


ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος και οι Αρχικοί 
Μέτοχοι, υπέγραψαν την ημέρα που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος την παρούσα 
Συμφωνία δια των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους που αναφέρονται παραπάνω, σε 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


οκτώ (8) πρωτότυπα εκ των οποίων έλαβε τρία (3) το Δημόσιο και ανά ένα (1) οι λοιποί 
συμβαλλόμενοι. 


ΠΑΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΠΟ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 



ΠΑΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΠΟΥΧΟ 
«ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» 
ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕ] 
Α'ΊΟίίΙ'ΜΗ εταιτ 

1“ τΜ· Ε.ο. 



ΕΛΛΑΔΟΣ 

«ΠΡΗΣΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 
2Μ5 


Α.Φ.Μ.: 908437178 * Α.6.Υ.Ι ΛΑΜΙΑΣ 

ΡΛΑΝεκεΟΜΜΕϊι 



ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 


ΓΕΚΚΟνίΑΙ. 3.Α 



3IIΑΝ ΚΑΜΟΝ ΡΕΚΕΖ ΡΕΚΕΖ 
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ΕΡΓΟ; Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) 

ΣΥΜΠΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 


ΙΚΙΡΙΙΙΜ εθΝΟΕ5ΙΟΝΕ5 ΟΕ 
ΙΝΓΚΑΕ5ΤΚυετυΚΑ5 5.Α. 

Ο ΝΟΜΙΜΩΣ^ίςΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Γ>> 


ΑΝΤΟΝΙΟ ΟΕ ΙΑ ίΙΑΜΑ ΟΑΜΡΙίίΟ 



5ΑΝΤΊΑ60 6ΑΚ0ΙΑ ΕΑΙΥΑΟΟΚ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΏΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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γ* 


ι 


ΣΥΜΦΩΝΙΑ 


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με τα Άρθρα 37.1 και 37.2 της από 19 Δεκεμβρίου 2006 Σύμβαοης 
Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3555/2007 
«Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, 
Χρηματοδότησης, λειτουργίας. Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του 
Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από ΑντΙρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ 
Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ 
Σχηματάρι - Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις » (ΦΕΚ Α' 81/16.4.2007} 


Στην Αθήνα σήμερα, την εικοστή ογδόη (28) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες 
δέκα τρία (2013), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα αναφερόμενα στα Άρθρα 
της παρούσας Συμφωνίας και στα Προσαρτήματά της. 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΦ' ΕΝΟΣ 

του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής "το Ελληνικό Δημόσιο" ή το “Δημόσιο"), όπως αυτό 
νόμιμα εκπροσωπείται δυνάμει των Άρθρων 37.1 και 37.2 της από 19 Δεκεμβρίου 2006 
Σύμβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε με τα άρθρα πρώτο του ν. 3555/2007, από 
τον κ. Μιχαήλ ΧρυσοχοΤδη, Υπουργό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικόύπη, αριθμός 182, 

ΚΑΙ ΑΦ'ΕΤΕΡΟΥ 

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής ο 
«Παραχωρησιούχος») με έδρα το Δήμο Αθηναίων οδός Θεμιστοκλέους ορ. 87, η οποία έχει 
συστπθεί με την υπ' αριθ. 259/13.12.2006 καταστατική πράξη, του Συμβολαιογράφου 
Αθηνών Σπυρίδωνος Κ. Βέννη, που εγκρίθη«ε με την υπ' αριθ. 38100/14.12.2006 οπόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 
62001/01/Β/06/631 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΗ&ΕΠΕ 13530/15.12.2006 και εκπροσωπείται 
νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση από τους κ.κ. (α) Φρανθϊσκο Χοβιέρ Μορτίν Ρίβαλς 
(ΡΓθπεΙεεο Ιβνϊβτ Μυιύπ ΚίνοΙε) του Μάξιμο (Μβχϊιπο) και της Άννι (Αππϊε), με αριθμό 
ισπανικής ταυτότητας 00831724Κ και ΑΦΜ 159759560/ Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικο 
Αμαρουσίου Αττικής οδός Σωρού αρ. 13, Ισπανό Υπήκοο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Εταιρείας και (β) Φερνάντο Χοσέ Αλόνσο Περέζ (Ρβτηαηάο Ιοεβ Αίοηεο Ρθγοζ) του Φερνάντο 
(Εβτηαπάο) και της Χοσεφίνα (Ιοεβάπβ), με αριθμό Δελτίου Ισπανικής Αστυνομικής 
Ταυτότητας 504547820, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής οδός Σωρού αρ. 13, Ισπανό Υπήκοο, 
Οικονομικά Διευθυντή τικ Εταιρείοε δυνάμει της από 26 Νηρ| ΐρρίημ ?η ι_ Τ - απ όφααη^τοΐ4- 
Διοικηπκού Συμβουλίου του Γίαραχωρησιούχου. 

Εφεξής αποκαλούμενοι ως οι «Συμβαλλόμενοι» ή τα «Συμβαλλόμενα Μέρη» ή τα 
«Μέρη», “ 

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ 

των μετόχων του Πσραχωρησιούχου: ^ 

(σ) της Ανώνυμης Εταιρίας του ισπανικού δικαίου με την επωνυμία 0ΙΝΤΚΑ 
εθΝΘΕ55ΙΟΝΕ8 ΟΕ ΙΝΡΚΑΕδΤΚυΟΤΙΙΚΑδ ΩΕ ΤΚΑΝ5ΡΟΛΤΕ 5.Α. που ιδρύθηκε 
υπό την Ισπανική Νομοθεσία και εδρεύει στην Μαδρίτη Ισπανίας ΡΙοζθ €/ Ρππαρθ <3ε 
νβΓ§3Γθ 135 και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε 
συνδυασμό και με 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση ταυ Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Εκάρφεια) και 
Συνθετήρια; Κλάδος του ΠΑΘΕ ΐχηματάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Μαδρίτης ΐΒνίβΓ ΝβνΒίτο- ΚυΜο 5θιτθ5 από τους κ.κ α) Αηότθδ 53ατ$ΐ3η ΜθγΒπ 
(Α ντρές Σακριστάν Μαρτίν) και β) Ιικπ Κβιοοη Ρβτβζ Ρετεζ,ί Χουάν Ραμόν Πέρεζ 
Πέρεζ) 

(β) της Ανώνυμης Εταιρείας ταυ ελληνικού δικαίου με την επωνυμία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85 και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με 
το καταστατικό της σε συνδυασμό με την υπ'ορ. 980/25.11.2013 απόφαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο 
Περκπέρη, 

(γ) της Ανώνυμης Εταιρείας του ισπανικού δικαίου με την επωνυμία ΙΚΙΩΙΙΙΜ 
Ο>Ν€Ε5Χ0ΝΕ5 ΟΕ ΙΝΡΚΑΕδΤΚυΟΤυΚΑδ 5.Α. που εδρεύει στην Μαδρίτη 
Ισπανίας, Ανείβ όδί Οκττίηο όβ εαηΟβςο 50,και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το 
καταστατικό της σε συνδυασμό και με το υπ'αρ. 2076/21.11.2013 πληρεξούσιο του 
Συμβολαιογράφου Ιοδβ-Ιυίε ΜθΛίηβζ-6ιΙ νκΗ από τον κ. Αηΐοπϊο άβ Ιβ ίΐΒη» 
ΟθηηρίΙΙο (Αντόνιο Ντε Λα’Γιάμα ΚομπΙγιο), 

(δ) της Ανώνυμης Εταιρείας του ισπανικού δικαίου με την επωνυμία Α€3 5ΕΚνΐΟ03 Υ 
ΟΟΝΟΕ5ΙΟΝΕ5 5ί που εδρεύει στην Μαδρίτη Ισπανίας, Ανάδ άθΙ Οιτηιπο (1ε 
53Π039Ο 50, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό σε συνδυασμό 
και με το υπ'αρ. 2067/21.11.2013 πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Μαδρίτης 3ο$β- 
Ι_υί3 Μ3ΐΠηβζ-6ίΙ νίσΗ από τον κ. 53 Π 1 Ϊ 390 63γο 3 53ΐν3άοτ (Σονπόγκο Γκορθΐα 
Σαλβαδόρ) 

(ε) της Ανώνυμης Εταιρίας του ισπανικού δικαίου με την επωνυμία ΩΚΑ6Α0Ο3 5.Α. 
που εδρεύει στην Μαδρίτη Ισπανίας, Αν03 όεΙ εβπιΐηο δε 53 ηΰ 390 50, και 
εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό και με το απ' 
ορ. 2068/21.11.2013 πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Μαδρίτης λκε-Ιυίδ 
Μδΐϋπεζ-ΟίΙ Ν/ίσό από τον κ. ΕοηΜαηο Οβγοβ ΕοΚ/βγΙογ (Σαντώγκο Γκαρθία Σαλβαδόρ) 

οι οποίοι συμβάλλονται στην παρούσα αποκλειστικά σε σχέση με τις υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Αρθρα 5.2.1.ό (ϊίϊ), 7.1, 9, 10.4 και 10.5 
της Σύμβασης Παραχώρησης όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα Συμφωνία {οι 
«Αρχικοί Μέτοχοι»). 

Γίνεται μνεία ότι για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης έχει εκδοθεϊ η υπ άριθ. 423/2013 
Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 


ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Ποραχωρησιούχος και όλοι οι ανωτέρω μέτοχοί του, με ατομική τους ευθύνη δηλώνουν και 
μ ε την παρο ύσα ότι όλα τα ανωτέρω κατατεθέντα και μνημονευόμενα νομιμοποιητικό τους 
στοιχεία: ■ 

3. . Είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή. 

.... ._ · 

5. Δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και της Σύμβασής 
Παραχώρησης και πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποια αντίθεση, αποδέχονται ανεπι¬ 
φύλακτα και αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση να αποκαταστήσουν το σημείο α¬ 
ντίθεσης, με δική τους μέριμνα και διάνες, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από 
τη γνωστοποίηση σ' αυτούς ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο γνώση της αντίθεσης. 



ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ€υΐΙΟΝ 0ΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόντα Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκαρφειο) και 
Ιανδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημστόρι -Χαλκίδα 

ΣΥΜ ΦΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη και οι Αρχικοί Μέτοχοι, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι, 
υπέγραψαν την μεταξύ τους από 19 Δεκεμβρίου 2006 Σύμβαση, εφεξής η «Σύμβαση 
Παραχώρησης» ή «Σύμβαση», με την οποία και υπό τους περιεχόμενους εκεί 
όρους και ειδικότερες συμφωνίες, το Δημόσιο ανέθεσε στον Παραχωρησιούχο το 
Έργο της Μελέτης Κατασκευής Χρηματοδότησης Λειτουργίας Συντήρησης και 
Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, 
ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος 
ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα. 

2.2 Με το άρθρο πρώτο του νόμου 3555/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του 
Έργου της Μελέτης Κατασκευής Χρηματοδότησης Λειτουργίας Συντήρησης και 
Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, 
ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος 
ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81/16.4.2007) κυρώθηκε η 
Σύμβαση Παραχώρησης. 

2.3 Με τα Άρθρα 37.1 και 37.2 της Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπεται η δυνατότητα 
τροποποίησής της με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων, η οποία 
υπογράφεται αφενός για λογαριασμό του Δημοσίου δυνάμει της εξουσιοδότησης του 
Άρθρου 37.2 σε συνδυασμό και με το Άρθρο 37.4 της Σύμβασης Παραχώρησης από 
τον Υπουργό (τότε) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ήδη τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων και αφετέρου και αφετέρου για λογαριασμό του Παραχωρησιούχου και των 
Αρχικών Μετόχων του από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και 
υπό την μορφή αυτή εισάγεται στη Βουλή των Ελλήνων προς κύρωση. 


ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα, όλοι οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαίο αρχικό 
στην παρούσα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Παραχώρησης. 


ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

4.1 Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι η τροποποίηση συγκεκριμένων όρων της 
Σύμβασης Παραχώρησης προς αποκατάσταση της συμβατικής και οικονομικής 
ισορροπίας της, η οποία έχει ιδιαιτέρως διαταραχθεϊ από την οικονομική και 
δημοσιονομική κρίση των τελευταίων 4 ετών, η οποία επέδρασε και εξακολουθεί να 
επιδρά επί των θεμελιωδών παραδοχών και στοιχείων τα οποία εύλογα οι 

_ ΣυυΒαλλόυ ρ ν ηί ι -ι' νρν λπβη ι,ν ρήση. κατά- τον-προγρ ομ^ ι αησμό ι -δημοπρότηση και 

σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης. Παράλληλα οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν 
ότι σκοπός της παρούσας συμφωνίας δεν είναι η αποκατάσταση οποιοσδήποτε εκ των 
Συμβαλλόμενων στην κατάσταση που θα ήταν αν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση και τα 
εξ αυτής δυσμενή αποτελέσματα, αλλά αποκλειστικά και μόνο η αποκατάσταση της 
οικονομικής ισορροπίας της Σύμβασης, ούτως ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του 
Έργου Παραχώρησης εντός του πλαισίου των σημερινών οικονομικών συνθηκών αλλά 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός οπό Αντίρρ» μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρψεκι) και 
£υνδετήρ«ος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημπτόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


4.2 Παράλληλα οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι σκοπός της παρούσας συμφωνίας δεν 
είναι η επαναφορά οποιοσδήποτε εκ των Συμβαλλομένων στην κατάσταση που θα 
ήταν αν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση και τα εξ αυτής δυσμενή οικονομικά 
αποτελέσματα, αλλά αποκλειστικά και μόνο η αποκατάσταση της οικονομικής 
ισορροπίας της Σύμβασης στο ελάχιστο βιώσιμο επίπεδο που θα επιτρέψει την 
εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος μέσω της συνέχισης, ολοκλήρωσης και 
λειτουργίας του σημαντικού αυτού έργου υποδομής. 

4.3 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι το γεγονός της κρίσης στην Ελληνική και διεθνή οικονομία 
πράγματι ήταν πέραν και εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής τους και δεν θα 
ηδύνατο να έχει προβλεφθεΐ ή προληφθεί ακόμα και με καταβολή ιδιαίτερης 
επιμέλειας εκ μέρους τους και ότι η επελθούσα σοβαρή διατάραξη της Ελληνικής 
οικονομίας συνιατά Γεγονός Ανώτερος Βίας και μάλιστα Παρατεταμένο, κατά την 
έννοια των οικείων όρων της Σύμβασης, εν όψει του ότι η διάρκεια του υπερβαίνει 
κατά πολύ τα όρια που θέτει η Σύμβαση, καθόσον ήδη διαρκεΐ πέραν της τετραετίας. 

4.4 Με το από 22/11/2013 έγγραφό του εκπροσώπου τους, οι Δανειστώ; του Έργου 
γνωστοποίησαν στο Δημόσιο και τον Παρσχωρησιούχο ότι έλαβαν πλήρη γνώση των 
συμφωνουμένων με την παρούσα Συμφωνία τροποποιήσεων της Σύμβασης 
Παραχώρησης και ότι συναινούν για την υπογραφή της εκ μέρους του 
Παραχωρησιούχου. 



ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Ήδη και εν όψει των ανωτέρω τα Συμβαλλόμενα Μέρη από κοινού αποδέχονται και 
συμφωνούν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κατωτέρω αναφερομένων άρθρων της 
Σύμβασης Παραχώρησης: 

5.1 Το Άρθρο 3 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ορισμοί) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.1.1 Μετά το άρθρο 3.1.5 (Απευθείας Συμβάσεις) τίθενται νέα άρθρα 3.1.5Α και 3.1.5Β ως 
ακολούθως: 

«3.1.5Α «Αποδέκτης Λογαριασμός» είναι ένας τοκοφόρος δεσμευμένος 
τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του Δημόσιου, τον οποίο το 
Δημόσιο θα ανοίξει προ του Δεκεμβρίου του έτους 2015 σε τρίτη 
τράπεζα (σε συμφωνία με τον Παραχωρησιούχο και τον 
Παραχωρησιούχο Ε65), και στον οποίο θα καταβάλλονται οι 
Πληρωμές προς το Δημόσιο σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
Αρθρου 25 και μετά τις απομειώσεις που προβλέπονται στο ίδιο 
Αρθρο. 

_ 3.1.5Β «Αποδεκτή Τράπεζα» είναι κάθε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα που είτε είναι Τράπεζα Τύπου Γ’ είτε έχει αξιολόγηση 

πιστοληπτικής ικανότητας για μακροχρόνιες ανασφάλιστες 

_ χρηματοδοτήσεις όχι χαμηλότερη από δύο βαθμίδες κάτω από την 

αξιολόγηση του Ελληνικού Δημοσίου. . 

5.1.2 Το άρθρο 3.1.18 (Βεβαίωση Περάτωσπς Εργασιών Χρηματοδοτικής Συμβολής ή 
ΒΠΕχς) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθενται οι λέξεις «και της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής». 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση ταυ Αυτοκινητόδρομου Χάνια Οδός από Αντίρριο μίχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΦΕ Αθήνα {Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρ; - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.1.3 Το άρθρο 3.1.26 (ΔεΐκτηςΤιμών Καταναλωτή) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου, οι λέξεις «Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ)» 
διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΈΛΣΤΑΤ)». 

5.1.4 Μετά το άρθρο 3.1.40 (Διόδιο Τέλος) τίθεται νέο άρθρο 3.1.40Α ως ακολούθως: 

«3,1.404 «Έγγραφη Εκδήλωση Διαφοράς» είναι η παραλαβή από ένα 
Μέρος της έγγραφης ειδοποίησης από το άλλο Μέρος ότι έχει 
εγερθεΙ Διαφορά την οποία το Μέρος αυτό σκοπεύει να υποβάλει 
στη διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το Αρθρο 33 της 
παρούσας Σύμβασης.» 

5.1.5 Τό άρθρο 3.1.44 (Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών ΤΙ ή Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του τίτλου προστίθενται οι λέξεις «ή Χρονοδιάγραμμα Περιόδου ΤΙ». 

5.1.6 Το άρθρο 3.1.54 (Επιτόκιο Αναφοράς) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «τριών (3)» στον τελευταίο στίχο διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «τεσσάρων (4)». 

5.1.7 Το άρθρο 3.1.59 (Έσοδα) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον τελευταίο στίχο μετά τις λέξεις «επιτρεπόμενες πηγές» τίθενται οι λέξεις 
«συμπεριλαμβανομένων τυχόν Πληρωμών Αποζημιώσεων Εσόδων που 
πληρώθηκαν από το Δημόσιο». 

5.1.8 Μετά το άρθρο 3.1.62 (Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος) προστίθεται νέο άρθρο 3.1.62Α 
που έχει ως ακολούθως: 

«3.1.62Α «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης» είναι η ημερομηνία 
κατά την οποία οι αναβλητικές αιρέσεις που τίθενται στην από 
28/11/2013 Σύμβαση Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης 
έχουν πληρωθεί ή αρθεί.» 

5.1.9 Το άρθρο 3.1.68 (Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον πέμπτο στίχο μετά τις λέξεις «Χρηματοδοτικής Συμβολής» τίθενται οι λέξεις 
«και της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής». 

5.1.10 Το άρθρο 3.1.82 (Νέα Τμήματα Δημοσίου) τροποποιείται ως ακολούθως: 


Στον δεύτερο ατίχο ο αριθμός «4.2.3(ε)» διαγράφεται και αντικαθίσταται με τον 
αριθμό «4. 2.3(8)». 

5. 1.11 Το άοθοο 3.1.83 (Νέα Τιιήματα Παραχωρησιοι’ινη ιι) τρ ηηοηη ι είτπ ι ί,τς πκηληΛΒως: - 

Στον δεύτερο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «στα Άρθρα 4.2.2(α) και 4.2.3(β)» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «στο Άρθρο 4.2.2(ά)*. 

5.1.12 Μετά το άρθρο 3.1.83 τίθενται νέα άρθρα 3.1.83Α και 3.1.83Β ως ακολούθως: 
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« 3.1.83Α «Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης» είναι ο 
, συντελεστής (δείκτης) απόδοσης, εκπεφρασμένος σε ποσοστό, ο 

οποίος, αν εφαρμοζόταν υπό την μορφή συντελεστή 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρρκ» μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφαα) κοι 
Συνβετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


προεξόφλησης στην Περιοδική Ταμειακή Ροή, θα είχε ως 
αποτέλεσμα μηδενική καθαρά παρούσα αξία. 

3.1.83Β *Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης 

Χρηματοοικονομικού Μοντέλου» είναι επτά και εβδομήντα έξι επί 
τοις εκατό (7,76% ).» 

5.1.13 Το άρθρο 3.1.85 (Ορόσημα) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

3.1.85 «Ορόσημα» είναι οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης 
συγκεκριμένων σταδίων εκτέλεσης των Κατασκευών της 
Περιόδου ΤΙ, των οποίων η επίτευξη, σύμφωνο με τα Άρθρα 
7.2.4, 7.2Λ.2 και, κατά περίπτωση 7.2Λ.6, αποτελεί προϋπόθεση 
καταβολής, αντίστοιχα, της Χρηματοδοτικής Συμβολής και της 
Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου. 

5.1.14 Μετά το άρθρο 3.1,85 τίθεται νέο άρθρο 3.1.85Α ως ακολούθως: 

«3.1.85Α «Παράταση Περιόδου Παραχώρησης» είναι η παράταση της 
Περιόδου Παραχώρησης εξ αιτίας της μη επίτευξης της 
Ονομαστικής Απόδοσης Δεσμευτικής Επένδυσης 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου κατά την διάρκεια της Περιόδου 
Παραχώρησης.» 

5.1.15 Το άρθρο 3.1.93 (Περίοδος Παραχώρησης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τρίτο στίχο μετά τις λέξεις «τυχόν παρατάσεων» τίθενται οι λέξεις «σύμφωνα 
με το Αρθρο 5.8». 

5.1.16 Το άρθρο 3.1.97 (Πληρωτέο Ποσό Λόγω Καταγγελίας για Πραγματική Απόδοση 
Δεσμευτικής Επένδυσης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Η λέξη «Πραγματική» στους πρώτο, δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο στίχους 
διαγράφεται και αντικαθίσταται με τη λέξη « Ονομαστική ». 

(β) Στο τέλος του άρθρου διαγράφεται η φράση «λαμβανομένων υπόψη και των 
ανοφερομένων στο Άρθρο 25.2 της παρούσας». 

5.1.17 Το άρθρο 3.1.99 (Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης) διαγράφεται και 
προστίθενται οι λέξεις «δεν χρησιμοποιείται». 

5.1.18 Το άρθρο 3.1.100 (Πραγμοτική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου) διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις «δεν 
χρησιμοποιείται». 

5.1.19 Το άρθρο 3.1.101 (Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή) διαγράφεται και 

_ προστίθενται οι λέξεις «δεν χρησιμοποιείται». _ 

5.1.20 Το άρθρο 3.1.104 (Προδιαγραφές) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «εκτέλεση του Έργου» στον έβδομο στίχο τίθεται η φράση « όπως 
αυτές θα αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας, 
Επιθεώρησης και Συντήρησης ». 

5.1.21 Μετά το άρθρο 3.1.105 (Πρόδρομες Εργασίες) τίθενται νέο άρθρο 3.1.105Α ως 
ακολούθως: 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόντα Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΛΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σχάρφεια) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημστόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 


« 3.1.105Α «Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή» έχει την έννοια που 
ορίζεται στο Άρθρο 7.2.Α.» 

5.1.22 Μετά το άρθρο 3.1.113 (Σύμβαση Παραχώρησης ή Σύμβαση) τίθεται νέο άρθρο 
3.1.113Α ως ακολούθως: 

«3.1.113Α *Σύμβαση Παραχώρησης Ε65» είναι η Σύμβαση Παραχώρησης 
για την Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, 
Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Αυτοκινητόδρομος 
Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), που κυρώθηκε με τον ν. 3597/2007, 
όπως ισχύει.» 

5.1.23 Το άρθρο 3.1.115 (Συμβατικός Εσωτερικός Δείκτης Αποδστικότητας της Δεσμευτικής 
Επένδυσης Παραχωρησιοϋχου (ΤΈΠ&Κηβροχ.)) διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις 
«δεν χρησιμοποιείται». 

5.1.24 Το άρθρο 3.1.119 (Τιμολόγιο Εργασιών) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Πριν την τελική φράση «επί των οποίων εφαρμόζεται τεκμαρτή ενιαία έκπτωση 
δώδεκα στα εκατό (12%)» τίθεται η φράση: « καθώς και τις Αποφάσεις υπ'αριθ. 
πρωτ. Δ17α/04/114/ΦΝ437/3.08.2007 (ΦΕΚ Β' 1584/17-8-07) και 
Δ17α/03/54/ΦΝ.437/7-5-2008 (ΦΕΚ Β' 918/19-5-08) του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ, όπως η τελευταία ισχύει κατόπιν των Αποφάσεων υπ’ αριθ. πρωτ. 
Δί 7α/09/76/ΦΝ,437/20-6-2008 (ΦΕΚ Β' 1189/26-6-08), 

Δ17α/ 09/18/ ΦΝ.437/6-2-2009 (ΦΕΚ Β' 305/19-2-09), 

Δ17α/10/ 123/ΦΝ.437/26-8-2009 (ΦΕΚ Β' 1799/28-8-09) και 
Δίΐγ/0/4/87/01-12-2011 (ΦΕΚ Β' 2965/23-12-11), και, περαιτέρω, 
ενοποιημένα Τιμολόγια Οικοδομικών Εργασιών που έχουν εγκριθεί με την 
υπ' αριθ. πρωτ. Δ17α/04/ 114/ΦΝ437/3.Ό8.2007 απόφαση Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β' 1584/17-8-07)». 

5.1.25 Το άρθρο 3.1.121 (Τράπεζα Τύπου Β') διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις «δεν 
χρησιμοποιείται». 

5.1.26 Το άρθρο 3.1.123 (Υπηρεσία) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεύτερο στίχο η λέξη «Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε» διαγράφεται και αντικαθίσταται με τη λέξη 
«Δημοσίου». 

5.1.27 Το άρθρο 3.1.125 (Υπουργείο) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» και πριν 
την λέξη «Υπουργείο» τίθενται οι λέξεις « εκάστοτε αρμόδιο για το Έργο». 

5.1.28 Το άρθρο 3.1.126 (Υπουργός) τροποποιείται ως ακολούθως: 

_ Διαγράφονται οι λέξεις «ΠεοιΒάλλοντοα Χωροταξϊοε και Δημοσίφν Έργων» κπι πριν 

την λέξη «Υπουργός» τίθενται οι λέξεις « αρμόδιος για το Έργο». 

5.1.29 Το άρθρο 3.1.129 (Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου) τροποποιείται ως ακολούθως: 
Στον τίτλο προστίθενται οι λέξεις « ή Χρηματοδοτική Συμβολή». 


5.1.30 Το άρθρο 3.1.133 (Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Χρηματοδοτικής Συμβολής) 
τροποποιείται ως ακολούθως: ^ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνη Οδός από Αντίρρκ» μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης} - Μαλιακός (Σκάρφαα) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματόρι -Χαλκίδα 

ΣΎΜΦΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Στο τρίτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «στο Άρθρο 7,2.3» και αντικαθίσταται με τις 
λέξεις «στα Άρθρα 7,2.4, 7.2.5 και 7.2.8». 

5.1.31 Μετά το άρθρο 3.1 προστίθενται νέα άρθρα 3.1Α και 3.1Β ως ακολούθως: 

«3.1 ^ Οι ακόλουθοι ορισμοί της ΣΚΟ θα έχουν την Ιδια έννοια στην 
παρούσα Σύμβαση: 

Εξυπηρέτηση Χρέους (ΰεΜ 5ετνίεε) 

Αποθεματικός Λογαριασμός Εξυπηρέτησης Χρέους (Ωβίιΐ Εβτνίοβ 
Κεεβτνε ΑεεουηΙ) 

Επιτόκιο Υπερημερίας (ΩβίευΙί Ιπίβτβεί Κβ(ε) 

Αναλογία Κάλυψης Εξυπηρέτησης Χρέους (Ρ50Ά (Οεόί θετνίεε 
Οονβτ Άβϋο)) 

Χρηματοοικονομικό Κόστη (Ηπαποβ Οοείε) 

ΑσφαλΙσματα (Ιηευτβηεε Ρτοεεεάε) 

Περίοδος ΤοκοφορΙας (ΙηΙβτεεί Ρεπού) 

Κόστη Βαριάς Συντήρησης (Μβ]οτ ΜβΙπΙεποποε Οοείε) 

Αποθεματικός Λογαριασμός Βαριάς Συντήρησης (Μβ)οτ Μβίηίεηβηεε 
Ρβεεινε ΑεοουηΙ) 

Λογαριασμός Πληρωμών (Ρτοεεεάε ΑοεουηΙ) 

Λογαριασμοί Έργου (Ρτο)εεΙ Αοεουηΐε) 

Έγγραφα Έργου (ΡτοίεσΙ ΟοευιηβηΙε) 

Απαιτούμενο Ισοζύγιο Αποθεματικού Εξυπηρέτησης Χρέους 
(Κεηυίτεά Οεόϊ Βετνίοε Ρβεετνε ΒοΙεπεε) 

Απαιτούμενο Ισοζύγιο Αποθεματικού Βαριάς Συντήρησης (Ρεηυίτεά 
Μβ)οτ Μβιπίβηοπαε Ηεεετνε Ββ/βησε) 

Πληρωμές Αποζημίωσης Εσόδων (Ρενεπυε ϋοσιρεπεβϋοη 
Ρβγσιεηίε) 

Φόροι (Τβχ) 

3.1.Β Πρόσθετοι ορισμοί 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο Άρθρο 25 της παρούσας 
Σύμβασης έχουν την παρακάτω έννοια, εκτός αν απαιτείται 
- διαφορετικά στο ΆρΒρο.25 ."1 

«Άμεσα Έσοδα Ε65» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

στην Σύμβαση Παραχώρησης Ε65. 

- ^ 

«Απόδοση Βάσης» είναι το σταθερό ποσό εκπεφρασμένο σε ευρώ, 
που υπολογίζεται άπαξ έτσι ώστε αν καταβάλλεται στις 31 
Δεκεμβρίου κάθε έτους μετά την 1 Ιανουάριου 2016 και μέχρι το 
τέλος της Περιόδου Παραχώρησης, οι καταβολές αυτές να 
καταλήγουν στο τέλος της Περιόδου Παραχώρησης σε Ονομαστική 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Αεπουργΐσ, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομοι» ιόντα Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλκτκός (Σκόρφετα) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Ζχημστάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Απόδοση επτά και εβδομήντα έξι επί τοις εκατό (7,76%) επί της 
Δεσμευτικής Επένδυσης (Μετοχικό Κεφάλαιο και Δευτερογενές 
Χρέος) που εισφέρουν οι Αρχικοί Μέτοχοι, λαμβόνοντας υπόψη τόσο 
τις ημερομηνίες καταβολής των κεφαλαίων των Αρχικών Μετόχων 
όσο και τις διανομές καθώς και τις καταβολές του Δευτερογενούς 
Χρέους προς τους Αρχικούς Μετόχους πριν την 311 Δεκεμβρίου 
2015, όπως αυτές θα υποδεικνύονται από τα βιβλία του 
Παραχωρησιοϋχου, και μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στην 
αντίστοιχη Περίοδο Υπολογισμού, εκπεφρασμένο σε ευρώ στις 
γραμμές 1655 έως 1667 του φύλλου Α&Ρ $9 του 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου. 

*Ασφαλισμένα Κόστη * είναι όλα τα κόστη που καλύπτονται από 
Ασφαλίσματα. 

*Δανειστές Ε65» είναι οι δανειστές κατά τηνΣΚΟ Ε65. 

«Δαπάνες Έργου» είναι το σύνολο όλων των κονδυλίων που 
καταβάλλονται από τον Παραχωρησιούχο κατά την διάρκεια 
οιασδήποτε Περιόδου Υπολογισμού (εξαιρουμένων των διανομών 
προς τους Αρχικούς Μετόχους, των πληρωμών για το Δευτερογενές 
Χρέος και των Πληρωμών προς το Δημόσιο), καθώς και μεταφορές 
προς τον Αποθεματικό Λογαριασμό Εξυπηρέτησης Χρέους και προς 
τον Αποθεματικό Λογαριασμό Βαριάς Συντήρησης, και 
κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

(α) Λειτουργικές Δαπάνες- 

(β) Ασφαλισμένα Κόστη- 

(γ) μεταφορές προς τον Αποθεματικό Λογαριασμό Βαριάς 

Συντήρησης μέχρι του ορίου του Απαιτούμενου Ισοζυγίου 

Αποθεματικού Βαριάς Συντήρησης 

(δ) μεταφορές προς τον Αποθεματικό Λογαριασμό 

Εξυπηρέτησης Χρέους μέχρι του ορίου του Απαιτούμενου 
Ισοζυγίου Αποθεματικού Εξυπηρέτησης Χρέους· 

(ε) Εξυπηρέτηση Χρέους (υπολογιζόμενη με βάση το 

συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής), κόστη 
ασφάλισης κινδύνου επιτοκίου και Χρηματοοικονομικά 
Κόστη στα οποία υποβάλλεται ο Παραχωρησιούχος 
σύμφωνα με τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις 
(συμπεριλαμβανομένου κάθε κόστους από το άρθρο 10.2 

_ ΓΦοοολονική Προσαύξηση/Ταχ _ £ταε& — ΙΙρ) ΣΚΟ, — αλλά — 

αποκλεισμένου, για την αποφυγή αμφιβολιών, του 
Δευτερογενούς Χρέους και οποιοσδήποτε Μη Επιλέξιμης 
Δαπάνης Έργου), συμπεριλαμβανομένων τόκων,-καβαρών - 
πληρωμών ασφάλισης κινδύνου επιτοκίων, κεφαλαίου και 
προμηθειών, κόστη καταγγελίας συμβάσεων ασφάλισης 
κινδύνου επιτοκίων και άλλες πληρωμές προς τους 
Δανειστές σύμφωνα με τις Καθορισμένες Δανειακές 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρρ» μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑβΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκόρφαα) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημστάρι - Χαλκίδα 

'.ν 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


- 

πληρωμή που προέρχεται από διατάξεις που ρυθμίζουν 
Πληρωμές Πρόσθετης Ρευστότητας ή/και Πληρωμές ίί 

Περιορισμού Διανομών, και σύμφωνα με την σειρά § 

προτεραιότητας που καθορίζεται σνς διατάξεις αυτές · ξ 

: ;.£ 

(στ) διακυμάνσεις του ισοζυγίου ΦΠΑ του Παραχωρησιούχου ίί 
(όντος θετικού όταν τα ποσό που οφείλονται από τις 
Φορολογικές Αρχές στον Πσραχωρησιούχο αυξάνονται και ΐ 

όντος αρνητικού όταν τα ποσά που οφείλονται από τις 
Φορολογικές Αρχές στον Πσραχωρησιούχο μειώνονται κατά 
την διάρκεια της Περιόδου Υπολογισμού) κατά την διάρκεια /! 
της περιόδου που όρχεται μετά το τέλος της Περιόδου ΤΙ * 4 

(ζ) φόροι εισοδήματος νομικών προσώπων· 


(η) αμοιβές συμβούλων για τον Εκπρόσωπο των Δανειστών 
(ΕδοΙΙίΙΙσε Αμ&πί) ή οποιαδήποτε συντονιστική επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρων, αμοιβών 
τεχνικών συμβούλων, αμοιβών ασφαλιστικών συμβούλων ή 
αμοιβών άλλων συμβούλων που σχετίζονται με τις 
Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις ή τα Έγγραφα Έργου 
(Ρτο)ειΛ Οοευεπεπίε), σε κάθε περίπτωση στον βαθμό που Ο 
Παρσχωρησιούχος υποβλήθηκε σε αυτές με εύλογη αιτία και 
κατάλληλο τρόπο. 

*Δεδουλευμένη Απόδοση Βάσης» έχει την έννοια που του 
αποδίδεται στο Αρθρο 25.2.3(ά). 

*Διανεμητέα Απόδοση Βάσης» είναι, σε καθεμία Περίοδο 
Υπολογισμού, το ποσό που διατίθεται στους Αρχικούς Μετόχους 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Άρθρου 25.2.3. 

*Διανεμητέα Απόδοση Βάσης Ε65» είναι η διανεμητέα απόδοση 
βάσης, όπως ορίζεται στην Σύμβαση Παραχώρησης Ε65 και 
καταβάλλεται στον Παραχωρησιούχο Ε65 κατά το Άρθρο 25.1.3 της 
Σύμβασης Παραχώρησης Ε65. 

<Ειδοποίηση Υποστήριξης Ε65» είναι η ειδοποίηση (στην μορφή που 
προσαρτόται στην ΣΚΟ Ε65) που υποβάλλεται από το Δημόσιο στον 
Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Άρθρο 25.1.3(ί>) και με την οποία 
δηλώνεται το ποσό της Υποστήριξης Λειτουργίας Ε65 που 
εφαρμόζεται σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης Ε65 για την 
αντίστοιχη Περίοδο Υπολογισμού. 
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•Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου»~είναι σε κάθε Π ερ ίοδ ο■ Υπ ο λο γι σ μο ύ _^ 

εκείνες οι Δαπάνες Έργου που δεν συνιστουν Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 
Έργου· για την αποφυγή αμφιβολιών, οι Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου 'ί 
δεν περιλαμβάνουν δαπάνες Κατασκευών. . .._£ 


«Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου Ε65» έχει την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο «Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου» στην Σύμβαση 

Παραχώρησης Ε65. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόντα Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημστόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


*Ετήσια Έκθεση» είναι η ετήσια έκθεση (στην μορφή που 
προσαρτάται στην ΣΚΟ) που ελέγχεται από τον ορκωτό ελεγκτή του 
Παραχωρησιούχου σύμφωνα με το Άρθρο 25.4(ο). 

«Ετήσια Περίοδος Υπολογισμού» σημαίνει δύο (2) συνεχείς 
Περιόδους Υπολογισμού. 

* Καθαρό Έσοδα* είναι, σε καθεμία Περίοδο Υπολογισμού, ένα ποσό 
που υπολογίζεται ως το άθροισμα (I) των Εσόδων, υπολογιζόμενων 
σε ταμειακή βάση (αποκλεισμένων, για την αποφυγή αμφιβολιών, 
ΦΠΑ και Ασφαλισμένων άλλων από αυτό που κατεβλήθησαν από 
Ασφαλίσεις για Απώλεια Εσόδων αλλά συμπεριλαμβανομένων 
Πληρωμών Αποζημίωσης Εσόδων που τυχόν καταβλήθηκαν από το 
Δημόσιο), (II) οποιαδήποτε ποσά που αποδεσμεύθηκαν σύμφωνα με 
την ΣΚΟ είτε από τον Αποθεματικό Λογαριασμό Εξυπηρέτησης 
Χρέους είτε από τον Αποθεματικό Λογαριασμό Βαριάς Συντήρησης 
(συνεπεία γεγονότος συνδεομένου με υπερχρηματοδότηση των 
λογαριασμών), και (III) Υπερβάλλουσα Ρευστότητα που 
αποδεσμεύτηκε, αν υπάρχει, αφαιρουμένων (Ιν) οποιωνδήποτε 
Πληρωμών προς το Δημόσιο πληρωτέων σύμφωνα με το Άρθρο 
25.1.1. 

«Λειτουργικές Δαπάνες* είναι τα κόστη λειτουργίας, συνήθους και 
Βαριάς Συντήρησης, που περιλαμβάνουν τα κόστη Ανεξάρτητου 
Μηχανικού, τα διοικητικά κόστη και τις κεφαλαιακές δαπάνες που 
σχετίζονται με την εκτέλεση του Έργου, συμπεριλαμβανομένων 
φόρων που σχετίζονται με αυτά, αλλά αποκλεισμένου κάθε 
Ασφαλισμένου Κόστους. 

«Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου» είναι: 

(α) κόστη και δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι Αρχικοί 
Μέτοχοι σε σχέση με συμφωνίες που συνάπτουν μεταξύ τους 
υπό την ιδιότητά τους ως μετόχων του Παραχωρησιούχου- 

(β) (εκτός αν εγκριθοάν από το Δημόσιο, το οποίο δεν δικαιούται 

να καθυστερήσει ή αρνηθεί την έγκρισή του χωρίς εύλογη 
αιτία, και η οποία - έγκριση - λογίζεται ωςχορηγηθείσα αν το 
Δημόσιο δεν απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την 
λήψη γραπτής ειδοποίησης περιέχουσας πλήρεις και ακριβείς 
λεπτομέρειες του προτεινόμενου διακανονισμού, και εκτός αν 
απαιτείται ρητά να αναλόβει ο Παρσχωρησιούχος τέτοια 
δαπάνη 4 εάν οι Δανειστές επιβάλλουν, σύμφωνα με τις 
_ πρηβλΑψης των Κα θαρισμένων Δανει ακών Τιψβάαεων—την- 

σνάληψη τέτοιας δαπάνης από τον Παραχωρησιούχο 
εναντιούμενοι στις εκ μέρους του Παραχωρησιούχου 
προβαλλόμενες αντιρρήσεις) κόστη και δαπάνες, πέραν των 
125.000 € ανά Περίοδο Υπολογισμού, στις οποίες 
υποβάλλεται ο Παρσχωρησιούχος κατ' εφαρμογή (ι) της 
Σύμβασης Παραχώρησης ή (π) οποιοσδήποτε υπεργολσβικού 
που συνδέεται με την κατασκευή, βαριά συντήρηση, συνήθη 
συντήρηση ή λειτουργία του Έργου, και το οποίο έχει 


ΙΟΝ.ΙΑ.ΙΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ.ΕΧΕΟΙΓΓΙΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΜΤ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη. Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση κοι 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Ανφριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφετα) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


συνάψει ο Παραχωρησιούχος με κάποιον Αρχικό Μέτοχο ή με 
επιχείρηση συνδεδεμένη με κάποιον Αρχικό Μέτοχο, υπό τον 
όρο, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις (ι) και (η), ότι τα 
κόστη και οι δαπάνες αυτές σχετίζονται είτε (Α) με την 
επιδίωξη ή τον συμβιβασμό απαιτήσεων αποζημιώσεων ή την 
εκτέλεση δικαιωμάτων είτε (Β) με τυχόν ποσά που 
επιδικάστηκαν σε βάρος του Παραχωρησιούχου, σε καθεμία 
από αυτές τις περιπτώσεις αποκλειστικό όταν έχει εκδοθεί 
απόφαση σε βάρος του Παραχωρησιούχου. 

(γ) οποιαδήποτε κόστη και δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ή τις 
οποίες υπέστη ο Παραχωρησιούχος σύμφωνα με το άρθρο 

10.4 (Αποζημίωση Φόρου), 10.6 (Τέλη Χαρτοσήμου), 14.2 
(Έξοδα Τροποποίησης) και 14.3 (Κόστη Εκτέλεσης) τηςΣΚΟ, 
εκτός αν οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου. 

(δ) 50% οπσιουδήποτε Επαυξημένου Κόστους πληρωτέου από 

τον Παραχωρησιούχο κατά τα άρθρο 11.1 (Επαυξημένα 
Κόστη) της ΣΚΟ, και 50% οποιωνδήποτε πληρωμών 
αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 12.1 (Αποζημίωση 
Συναλλάγματος) της ΣΚΟ, εκτός αν τα κόστη αυτό οφείλονται 
σε πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου. 

(ε) κόστη διακοπής περιόδου εκτοκισμού (όΓβαΚβρε εο$($) όταν 
ο Παραχωρησιούχος δεν πληρώνει τόκο την τελευταία ημέρα 
της αντίστοιχης Περιόδου Τοκοφορίας, εκτός αν η μη 
πληρωμή αυτή αποδίδεται σε πράξη ή παράλειψη του 
Δημοσίου. 

(στ) κόστη πληρωμής τόκων στα οποία υποβάλλεται ο 
Παραχωρησιούχος με το Επιτόκιο Υπερημερίας σύμφωνα με 
τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, εκτός αν οφείλονται 
σε πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου. 

(ζ) οποιεσδήπατε χρηματοοικονομικές αμοιβές, προμήθειες, 
κόστη και δαπάνες πληρωτέες σύμφωνα με τις Καθορισμένες 
Δανειακές Συμβάσεις (Χρηματοοικονομικά Κόστη), μόνο στον 
βαθμό που οφείλονται σε αμέλεια του Παραχωρησιούχου ή 
στην αδυναμία του να συμμορφωθεί με τους Κανόνες της 
Τέχνης και της Επιστήμης. 

(η) πληρωμές προς το Δημόσιο σύμφωνα με τα Αρθρα 21.15 και 

32.4 της παρούσας Σύμβασης· και 

(θ) Λειτουργικές Δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο 

Παραχωρησιούχος σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού 

_ πέραν του Ονομαστικού Ορίου Λ&Σ, εκτός αν καλύπτονται 

από Υπερβόλλουσα Ρευστότητα. 

«Ονομαστικό Όριο Δαπανών Λειτουργίας και Συντήρησης» ή 

*Ονομαστικό Όριο Λ&Σ» είναι, σε σχέση με καθεμία Περίοδο 

Υπολογισμού, το ονομαστικό ποσό για τις δαπάνες λειτουργίας και 

συντήρησης του Έργου Παραχώρησης για την αυτή Περίοδο 


ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ0υΤΙΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΗΙΝΤ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ; Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, ΛατοοργΙα, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνκι Οδός από ΑντΙρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΛΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) -1 · Λιακός (Χκάρφεια) και 
ΣυνδΕτηριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Υπολογισμού, εκπεφρασμένο σε Ευρώ στις γραμμές 599, 601 και 
1225 του φύλλου Α&Ρεα του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου. 


*Παραχωρησιούχος Ε65» είναι ο παραχωρησιούχος της Σύμβασης 
Παραχώρησης Ε65. 


*Περίοδος Υπολογισμού» είναι: 

(α) κάθε διαδοχική εξαμηνιαία περίοδος αρχόμενη την 1 * 
Ιανουαρίου και την 1* Ιουλίου κάθε έτους, με την πρώτη 
τέτοια περίοδο να όρχεται την 1° Ιανουαρίου 2016 (η 
«Αρχική Περίοδος Υπολογισμού»), έως και την σχετική 
εξαμηνιαία περίοδο που λήγει την 30 η Ιουνίου ή την 311 
Δεκεμβρίου προ του τέλους της Περιόδου Παραχώρησης (η 
«Προτελευταία Περίοδος Υπολογισμού») · και κατόπιν 

(β) από 1 Κ Ιανουαρίου ή Ι* Ιουλίου (συμπεριλαμβανομένων) 
μετά την Προτελευταία Περίοδο Υπολογισμού μέχρι το τέλος 
της Περιόδου Παραχώρησης (η «Τελευταία Περίοδος 
Υπολογισμού») 

«Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» είναι το πιστοποιητικό (στην μορφή 
που προσαρτόται στην ΣΚΟ) που υποβάλλεται από τον 
Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο, στους Δανειστές, στους Δανειστές 
Ε65 και στον Παραχωρησιούχο Ε65 σύμφωνα με το Αρθρο 25.1.3(ά) 
και το οποίο, επί τη βάσει των δεδομένων που περιέχονται στην 
Χρηματοοικονομική Έκθεση και στην Χρηματοοικονομική Έκθεση 
Ε65, αποδεικνύει τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που 
υπολογίζονται σύμφωνα με την ΣΚΟ (εξαιρουμένου του 
Συνδυασμένου Δείκτη Περιορισμού Διανομών) και επιτρέπει τον 
υπολογισμό των πληρωμών σύμφωνα με τις Καθορισμένες 
Δανειακές Συμβάσεις. 


«Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συνδυασμένου Δείκτη Περιορισμού 
Διανομών» είναι το πιστοποιητικό (στην μορφή που προσαρτόται 
στην ΣΚΟ) που υποβάλλεται από τον Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο, 
στους Δανειστές, στους Δανειστές Ε65 και στον Παραχωρησιούχο 
της Ε65 σύμφωνα με το Αρθρο 25,1.3(ς) και το οποίο, επί τη βάσει 
των δεδομένων που περιέχονται στην Χρηματοοικονομική Έκθεση, 
στην Χρηματοοικονομική Έκθεση Ε65 και στα Πιστοποιητικά 
Συμμόρφωσης της προηγουμένης Ετήσιας Περιόδου Υπολογισμού, 
αποδεικνύει τον Συνδυασμένο Δείκτη Περιορισμού Διανομών και την 
Διανεμητέα Απόδοση Βάσης που είναι πληρωτέα σύμφωνα με το 
Άρθρο 25.2.3 και επιτρέπει τον υπο λονισυό των πληοωμώχ . 
πρόσθετης ρευστότητας και περιορισμού διανομών σύμφωνα με τις 
Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις. 


«Πληρωμές Περιορισμού Διανομών» έχει την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο αυτό στο Αρθρο 25.2.3(β). 
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«Πληρωμές Περιορισμού Διανομών Ε65» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο «Πληρωμές Περιορισμού Διανομών» νέκην 
Σύμβαση Παραχώρησης Ε65. 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευής Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόν» Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑ6Ε Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφοα) και 
Συνδετήρας Κλάδος του ΠΑβΕ Σχημστόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 


«Πληρωμές Πρόσθετης Ρευστότητας» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό στο Αρθρο 25.2.4(III). 

«Πληρωμές Πρόσθετης Ρευστότητας Ε65» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο «Πληρωμές Πρόσθετης Ρευστότητας» στην ·.$ 

Σύμβαση Παραχώρησης Ε65. 

) 

*Πληρωτέες Δαπάνες'» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό στο Αρθρο 25.2.1(0). 

«Ποσό Υπερβάλλοντας Πληθωρισμού» είναι, για καθεμία Περίοδο 
Υπολογισμού, το 51%, μετά από φόρους, επί της αύξησης των 
Πληρωμών προς το Δημόσιο η οποία σχετίζεται αποκλειστικό με την 
διαφορά (αν αυτή είναι θετική) μεταξύ του πραγματικού Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή που έχει σωρευθεί από την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος Τροποποίησης μέχρι την Περίοδο Υπολογισμού αυτή, όπως η 
διαφορά αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ 
για τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ανωτέρω 1 

Περιόδου Υπολογισμού, και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που 
προβλέπεται στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο για την ίδια περίοδο. 

«Πραγματικό Συνολικά Έσοδα» είναι, σε κάθε Περίοδο ! 

Υπολογισμού, το άθροισμα των Εσόδων συν των Αμέσων Εσόδων 
Ε65. 

«Προβλεπόμενα Έσοδα» είναι, σε καθεμία Περίοδο Υπολογισμού, τα 
Έσοδα που περιλαμβάνονται στην γραμμή 203 του φύλλου Α&Ρ εβ 
του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου. 

«Προβλεπόμενα Έσοδα ΣΚΟ» είναι, σε καθεμία Περίοδο 
Υπολογισμού, τα Έσοδα που περιλαμβάνονται στην γραμμή 202 του 
φύλλου Α&Ρ 59 του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου ΣΚΟ. 

«Πρόσθετο Περιθώριο Επιτοκίου Ε65» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο «Πρόσθετο Περιθώριο Επιτοκίου» στην 
Σύμβαση Παραχώρησης Ε65. 

«Σύμβαση Κοινών Όρων» ή «ΣΚΟ» είναι η από 19 Δεκεμβρίου 2006 
σύμβαση κοινών όρων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, που συνήφθη 
μεταξύ των Δανειστών και του Παραχωρησιούχου και ορίζεται ως 
Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση. 

«Σύμβαση Κοινών Όρων Ε65 > ή «ΣΚΟ Ε65’» είναι η από 31 Μαΐου 
2007 σύμβαση κοινών όρων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, που 
συνήφθη μεταξύ των Δανειστών Ε65 και του Παραχωρησιούχου Ε65 
και ορίζ~έΐά1~σύμφωνα μέ την λύμβαση παραχώρησης £65 ίύζ 
Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση. 

«Συνδυασμένος Δείκτης Περιορισμού Διανομών» είναι, για έκαστη ^ 
Περίοδο Υπολογισμού με την επιφύλαξη της παραγράφου (I) του 
παρόντος ορισμού, η αναλογία: 

(α) του αθροίσματος ΧΔΚΔΑ Τ£υ Παραχωρησιούχου και των \ι 
ΧΔΚΔΑ του Παραχωρησιούχου Ε65 (όπως ο όρος αυτός 
ορίζεται στην Σύμβαση Παραχώρησης Ε65), αφαιρουμένου 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΟΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαληκός (Σκάρφεη) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι -Χαλκίδα 
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ενός ποσού ίσου με το 35,8% των Χρηματικών Διαθεσίμων 
προς Διανομή στους Αρχικούς Μετόχους, σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, με την επιφύλαξη της παραγράφου (II) του 
παρόντος ορισμού, της Ετήσιας Περιόδου Υπολογισμού που 
αμέσως προηγείται της οικείας Περιόδου Υπολογισμού, 

προς 

(β) το άθροισμα της Εξυπηρέτησης Χρέους που είναι πληρωτέα 
από τον Παραχωρησιούχο και της Εξυπηρέτησης Χρέους (όπως 
ο όρος αυτός ορίζεται στην ΣΚΟ Ε65) που είναι πληρωτέα από 
τον Παραχωρησιούχο Ε65, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου (ϊί) του παρόντος ορισμού, της 
Ετήσιας Περιόδου Υπολογισμού που αμέσως προηγείται της 
οικείας Περιόδου Υπολογισμού, 

υπό την προϋπόθεση ότι: 


(I) δεν θα υπάρξει Διανεμητέα Απόδοση Βάσης για την Πρώτη 
Περίοδο Υπολογισμού, και, κατά συνέπεια, δεν θα υπολογιστεί 
Συνδυασμένος Δείκτης Περιορισμού Διανομών για την Πρώτη 
Περίοδο Υπολογισμού 

(Π) σε σχέση με την Περίοδο Υπολογισμού που έπεται αμέσως της 
Πρώτης Περιόδου Υπολογισμού, τα στοιχεία των ανωτέρω 
παραγράφων (ο) και (ΰ) θα αφορούν αποκλειστικό στην 
Πρώτη Περίοδο Υπολογισμού, 

(ΜΙ) όλα τα στοιχεία των ανωτέρω παραγράφων (α) και (Ρ) θα 
περιέχονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συνδυασμένου 
Δείκτη Περιορισμού Διανομών. 

«Συνολικά Προβλεπόμενα Έσοδα» είναι, σε καθεμία Περίοδο 
Υπολογισμού, το άθροισμα των Εσόδων που περιλαμβάνονται στην 
γραμμή 203 του φύλλου Α&Ρ $3 του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου 
καθώς και των Αμέσων Εσόδων που περιλαμβάνονται στην γραμμή 
201 του φύλλου Α&Ρ εα του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου της 
Σύμβασης Παραχώρησης Ε65, 

«Συνολικά Προβλεπόμενα Έσοδα ΣΚΟ» είναι, σε καθεμία Περίοδο 
Υπολογισμού, το άθροισμα των Εσόδων που περιλαμβάνονται στην 
γραμμή 202 του φύλλου Α&Ρ εβ του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου 
ΣΚΟ καθώς και των Αμέσων Εσόδων που περιλαμβάνονται στην 
γραμμή 197 του φύλλου Α&Ρ εα του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου 
ΣΚΟ της Σύμβασης Παραχώρησης Ε65. 

*Συνολικό Ονομαστικό Όριο Α&Σ» έχει την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο αυτό στο Άρθρο 25.2.5. 

«Υπερβόλλουσα Ρευστότητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό στο Άρθρο 25.2.5(ί>). 
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«Υποστήριξη Λειτουργίας Ε65» είναι η Υποστήριξη Λειτουργίας 
όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβασης Παραχώρησης Ε-65. 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑβΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρψεια) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΟΡΗΣΗΣ 


«Χρηματικά Διαθέσιμα προς Διανομή στους Αρχικούς Μετόχους» 
σημαίνει, για τις ανάγκες και μόνον του υπολογισμού του 
Συνδυασμένου Δείκτη Περιορισμού Διανομών, σε κάθε Περίοδο 
Υπολογισμού, το μικρότερο εκ των κατωτέρω ποσών, 
υπολογιζόμενων μετά την τυχόν εφαρμογή Περιορισμού Διανομών 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας, της Σύμβασης 
Παραχώρησης Ε65, της ΣΚΟ ή της ΣΚΟ Ε65, κατά περίπτωση, ή/και 
από τυχόν εφαρμοζόμενους λογιστικούς ή φορολογικούς 
περιορισμούς διανομών: 

α) του αθροίσματος των ΧΔΚΔΑ του Παραχωρησιούχου και των 
ΧΔΚΔΑ του Παραχωρησιούχου Ε65 (όπως ο όρος αυτός 
ορίζεται στην Σύμβαση Παραχώρησης Ε65), αφσιρουμένης 
της Εξυπηρέτησης Χρέους και Εξυπηρέτησης Χρέους ΣΚΟ 
Ε65, 


και 


β) του αθροίσματος της Απόδοσης Βάσης, της Δεδουλευμένης 
Απόδοσης Βάσης αν υπάρχει και του Ποσού Υπερβόλλοντος 
Πληθωρισμού αν εφαρμόζεται 

«Χρηματικά Διαθέσιμα προς Κάλυψη Δανειακών Αναγκών» (ΧΔΚΔΑ) 
είναι, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το άθροισμα: 

(α) των Καθαρών Εσόδων κατά την περίοδο αυτή ■ και 

(ί>) των Πληρωμών προς το Δημόσιο· και 

(ο) των κινήσεων κεφαλαίου κίνησης (θετικών ή αρνητικών) 

μείον το άθροισμα 

(ό) των Λειτουργικών Δαπανών (συμπεριλαμβανομένου του 
Κόστους Βαριάς Συντήρησης)· και 

(β) των Φόρων. 

«Χρηματοοικονομική Έκθεση» είναι η έκθεση (στην μορφή που 
προσαρτόται στην ΣΚΟ) που εκπονείται από τον Παραχωρησιοόχο 
και υποβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνο με το Άρθρο 25.1.3(α) και 
περιλαμβάνει: 

(β) το ποσό των Εσόδων και σύγκρισή τους με τα Προβλεπόμενα 

Έσοδα και τα Προβλεπόμενα Έσοδα ΣΚΟ· 

(ύ) το ποσό των Δαπανών Έργου (αναλυτικό) στις οποίες 
- υποβλήθηκε ο Παραχωρησιούχας και ~της-Ύπερβόλλουσος 

Ρευστότητας που πρόκειται να ελευθερωθεί, εφόσον 
συντρέχει τέτοιο περίπτωση, καθώς και την σύγκρισή τους με 
- τσ αντίστοιχο Ονομαστικό Όριο Λ&Σ' ^- -— 

(ο) το ποσό των Μη Επιλέξιμων Δαπανών Έργου στις οποίες 
υποβλήθηκε ο Παραχωρησιούχος· 

(ά) το ποσό της καταβληθείσας Διανεμητέας Απόδοσης Βάσης και 
σύγκρισή της με την αντίστοιχη Απόδοση Βάσης· 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση ταυ Αυτοκινητόδρομου Χάνια Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΛΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφβα) και 
Συνδειήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(β) το ποσό Δεδουλευμένης Απόδοσης Βάσης, αν υπάρχει, και το 
Ποσό Υπερβάλλοντας Πληθωρισμού, αν εφαρμόζεται· 

(ί) κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στην Ειδοποίηση 
Υποστήριξης Ε65· 

(ρ) τις Πληρωμές προς το Δημόσιο, που υπολογίζονται σε 
εξαμηνιαία βάση σύμφωνα με το Αρθρο 25.1 και τον Πίνακα 
$· 


(ίι) τις προβλεπόμενες μεταφορές στον Αποδέκτη Λογαριασμό ■ 

(!) τυχόν διορθώσεις της Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της 
προηγούμενης Περιόδου Υπολογισμού. 

*Χρηματοοικονομική Έκθεση Ε65'» είναι η έκθεση (στην μορφή που 
προσαρτάται στην ΣΚΟ Ε65) που υποβάλλεται από το Δημόσιο στον 
Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Αρθρο 25.1,3(α) και έχει 
περιεχόμενο αντίστοιχο προς εκείνο της Χρηματοοικονομικής 
Έκθεσης. 

*Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Αναδιάρθρωσης*■ είναι το 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο που προσαρτάται στην Σύμβαση 
Παραχώρησης ως Προσάρτημα 5 και συνιστά το Επικαιραποιημένο 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο αυτό περιέχει 
επιλογές εφαρμογής του Αρθρου 4.2.2(ά)(Ί) ή του Άρθρου 
4.2.2(0)(ϋ). 

«Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Αναδιάρθρωσης Ε65» είναι το 
χρηματοοικονομικό μοντέλο που προσαρτάται ως τμήμα 2 του 
Προσαρτήματος 5 στην Σύμβαση Παραχώρησης Ε65. 

*Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ΣΚΟ» είναι το προσαρτώμενο στην 
παρούσα ως τμήμα 2 του Προσαρτήματος 5 χρηματοοικονομικό 
μοντέλο συντηρητικής πρόβλεψης των Δανειστών, το οποίο 
συμπεριλαμβάνεται επίσης και στο χρηματοοικονομικό μοντέλα 
αναδιάρθρωσης της ΣΚΟ. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο αυτό 
περιέχει επιλογές εφαρμογής του Άρθρου 4.2.2(ά)(ί) ή του Άρθρου 
4.2.2(ά)(ϋ)> 


5.1.32 Το άρθρο 3.2 (Ερμηνεία) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στο τέλος του άρθρου 3.2.3 προστίθεται και στο τέλος της παραγράφου (νϊ) 
προστίθεται η λέξη «και». 



-(β)—Στην συνέχεια της τελευταίας παραγράφου του άρθρου ί.ΐ.5 προστίθεται νέα 

παράγραφος (νϋ) ως εξής: 

_. «(νϋ) αναφορές στους Αρχικούς Μετόχους περιλαμβάνουν 

οποιονδήποτε μέτοχο του Παραχωρησιούχου ο οποίος 
διαδέχεται οποιονδήποτε Αρχικό Μέτοχο στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.» 

5.2 Το Άρθρο* της Σύμβασης Παραχώρησης (Συμβατικό Αντικείμενο - Ανταγωνισμός) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου χάνια Οβάς ααό Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινο, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μίταμάρηκοσης) - Μαλιακός (Σκάρφαα) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημστόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.2.1 Το άρθρο 4.1.1 (Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του τρίτου εδαφίου 4.1.1(11) προστίθεται η φράση «ή δεν 
παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση αυτή». 

5.2.2 Το άρθρο 4.1.2 (Άλλα Ανταλλάγματα) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθενται οι λέξεις *και την Πρόσθετη Χρηματοδοτική 
Συμβολή όπως αυτή προσδιορίζεται κατά ποσό και τρόπο καταβολής στο 
Αρθρο 7.2Λ». 

5.2.3 Το άρθρο 4.2.2 (Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(ο) Στο τέλος της υποηαραγράφου (β)(ϊ) προστίθεται η φράση *με την 
επιφύλαξη της παραγράφου (ά) κατωτέρω», και 

(β) στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος (ά) ως ακολούθως: 


«(ά) Εν όψει της από 19.6.2009 υφιστάμενης αναστολής της 
εκτέλεσης των Κατασκευών στο τμήμα μεταξύ των Α/Κ Ρίζας 
(Χθ 6+000) και Α/Κ Κλόκοβας (Χθ 10+000) δυνάμει 
προσωρινής διαταγής του Συμβουλίου της Επικρατείας και της 
αβεβαιότητας σε σχέση με την τελική κρίση του δικαστηρίου, τα 
Μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα: 

(ί) Στην περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει όη οι 
περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα αυτό είναι ακυρωτέοι, ο 
Βασικός Σχεδιασμός τροποποιείται με νέα χάραξη 
αποτελούμενη από δίδυμες σήραγγες, μήκους 2,9 χλμ. η 
καθεμία, χάραξη η οποία θα αφήσει ανεπηρέαστη την 
υπάρχουσα Εθνική Οδό, η οποία και θα λειτουργεί ως 
εναλλακτική διαδρομή χωρίς διόδια· 

Στην περίπτωση αυτή, ή υποχρέωση του Δημοσίου 
περιορίζεται αποκλειστικά στην καταβολή Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής προς τον Παραχωρησιούχο 
ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000) σύμφωνα 
με το Άρθρο 7.2Λ.6, ενώ κάθε άλλος κίνδυνος κατασκευής 
θα βαρύνει αποκλειστικό τον Παραχωρησιούχο. 

(π) Στην περίπτωση που το δικαστήριο απορρίφει την εκκρεμή 
αίτηση ακύρωσης , ο Βασικός Σχεδιασμός θα εφαρμοστεί 
όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, αφού 
προηγουμένως τα Μέρη συμφωνήσουν επί της αναγκαίας 
τροποποίησης του Χρονοδιαγράμματος Μελετών - 
- Χβψοσκευών^ --- 

Ρ1ί) Με την επιφύλαξη > του Άρθρου 18.1.5, οι διατάξεις της 

_ παρούσας π αραγράφου (ά ) δεν επη ρεάζου ν την Συνολική 

Προθεσμία της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών του 
Άρθρου 18.1.1.» 


5.2.4 Το άρθρο 4,3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο πέμπτο στίχο μετά τις λέξεις «των Χρηστών» προστίθεται η φράση «ή άλλως 
δεν παρεμποδίζει την εξυπηρέτηση αυτή». 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόντα Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Ιχηματάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.2.5 Το άρθρο 4.4.1(Ι) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Να χρηματοδοτήσει το Εργο με τα απαιτούμενα Ιδια κεφάλαια και δάνεια, 
λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιακή συμμετοχή του Δημοσίου, 
περιλαμβανομένωγ των Εσόδων κατά την Περίοδο ΤΙ». 

5.3 Το Άρθρο 5 της Σύμβασης Παραχώρησης (Νομοθετική Κύρωση της Σύμβασης - 
Έναρξη Παραχώρησης - Αποζημιώσεις - Περίοδος Παραχώρησης) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.3.1 Το άρθρο 5.5 (Περίοδος Παραχώρησης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεύτερο στίχο μετά τη λέξη «επιφύλαξη» τίθενται οι λέξεις «τυχόν 
παρατάσεων σύμφωνα με το Άρθρο 5.8 και» 

5.3.2 Το άρθρο 5.6 (Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο δεύτερο στίχο μετά τη λέξη «επιφύλαξη» τίθενται οι λέξεις «τυχόν 
παρατάσεων σύμφωνα με το Άρθρο 5.8 και» 

5.3.3 Μετά το άρθρο 5.7 προστίθεται νέο άρθρο 5.8 (Παράταση της Περιόδου 
Παραχώρησης) ως ακολούθως: 

«5.8 Παράταση της Περιόδου Παραχώρησης 

5.8.1 Εάν ένα χρόνο προ του πέρατος της Περιόδου Παραχώρησης 
εύλογα δεν προβλέπεται να επιτευχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 5.8.2 η Ονομαστική Απόδοση 
Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, ο 
Παραχωρησιούχος θα δικαιούται τριετή παράταση της 
Περιόδου Παραχώρησης. 

5.8.2 Στην περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος επιθυμεί να 
ασκήσει το δικαίωμα του Άρθρου 5.8,1, θα υποβάλει στο 
Δημόσιο, δώδεκα (12) μήνες προ του πέρατος της Περιόδου 
Παραχώρησης, ένα Χρηματοοικονομικό Μοντέλο εκ του 
οποίου θα προκύπτει η πλήρωση της προϋποθέσεως του 
Άρθρου 5.8.1. Το Δημόσιο υποχρεούται να απαντήσει στο ως 
ανωτέρω αίτημα του Παραχωρησίούχου εντός προθεσμίας 
σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής. 
Εάν το Δημόσιο δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας αυτής, 
το αίτημα του Παραχωρησίούχου τεκμσίρεται ότι έχει 
εγκριθεί. Εάν το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος δεν 
συμφωνήσουν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
κοινοποίηση της απάντησης του Δημοσίου στον 

_ Παραχωρησιούχο, τη Δημόσι ο κπι/ή η Παραχωρησιούχος 

μπορούν να καταφύγουν στη Διαιτησία. 



!ίηροΐ3 22:37 
Ε333Μ720151 


5.8.3 Σε περίπτωση που η Περίοδος Παραχώρησης παραταθεί, η 
Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης παρατείνετώ αυτοδικαίως 
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.» 

5.4 Το Άρθρο 6 της Σύμβασης Παραχώρησης (Γνώση Συνθηκών του Έργου - Ανάληψη 
Κινδύνων) τροποποιείται ως ακολούθως: **« 

5.4.1 Μετά το άρθρο 6.1.5 διαγράφεται ο αριθμός 6.1.3 και τίθεται ο αριθμός «6.1.6» 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Λντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΛΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκόρφεια) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχήματά*» - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.4.2 Το άρθρο 6.5.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της υποπαραγράφου 6.5.2(ϊνχβ) τίθεται νέα πρόταση ως ακολούθως: 

«Ειδικά σε περιπτώσεις δομικών ενισχύσεων , αυτές θα εκτελεστοΰν κατόπιν 
ειδικής συμφωνίας μεταξύ των Μερών, η οποία θα ορίζει την περίοδο κατά 
την οποία ο Παραχωρησιοΰχος θα εγγυάται αυτές τις ενισχύσεις ή 
επεμβάσεις μετά την ολοκλήρωσή τους.» 

Στο τέλος της παραγράφου 6.5.2(ν) προστίθεται η φράση «(με την εξαίρεση 
εργασιών συνήθους συντήρησης και εργασιών ελόσσονος σημασίας)». 

5.4.3 Ο Πίνακας 2 του άρθρου 6.6.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στην πρώτη γραμμή του Πίνακα 2 στην τρίτη στήλη διαγράφεται η ημερομηνία 
«30/09/2008» και αντικαθίσταται με την ημερομηνία « 30/06/2014 » και στην 
τελευταία γραμμή του ίδιου Πίνακα 2 στην τρίτη στήλη διαγράφεται η ημερομηνία 
«31/12/2008» και αντικαθίσταται με την ημερομηνία « 31/12/2014». 

5.5 Το Άρθρο 7 (Χρηματοδότηση του Έργου) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.5.1 Το άρθρο 7.1.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τέταρτο στίχο, μετά τις λέξεις «σε αυτόν» τίθενται οι λέξεις « σύμφωνα 
με τα Άρθρα 7.1.4 και 7.1 .4.4». 

(β) Στον πέμπτο στίχο, διαγράφονται οι λέξεις «ορίστηκαν με την προσφορά» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις « ορίζονται στο Άρθρο 7.1.3». 

5.5.2 Το άρθρο 7.1.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τρίτο στίχο της εναρκτήριας παραγράφου μετά τη λέξη «Επένδυση» 
τίθενται οι λέξεις «κατά τα ποσά, τους υπόχρεους Μετόχους και εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται στα Άρθρο 7.1.4 και 7.1.4.Α». 

(β) Στην αρχή της παραγράφου (ϊ) διαγράφονται οι λέξεις «ποσό εβδομήντα πέντε 
εκατομμυρίων Ευρώ (€ 75.000.000)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «ποσό 
εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακόσιων χιλιάδων εννιακοσίων 
ογδόντα Ευρώ (€ 116.800.980,00)». 

(γ) Στην αρχή της παραγράφου (ϊϊ) διαγράφονται οι λέξεις «ποσό εκατόν δεκαεπτά 

εκατομμυρίων και διακοσίων τριάντα χιλιάδων και δεκαεννέα Ευρώ (€ : 

117.230.019,00)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «εβδομήντα πέντε 
εκατομμυρίων τετρακοσΐων είκοσι εννέα χιλιάδων τριάντα εννέα Ευρώ 
(€ 75.429.039)». 

(δ) Στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως: 

«Το Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση της μη τροποποιήσεως του συνόλου 1 
της Δεσμευτικής Επένδυσης, όπως εμφαίνετάι στην τελευταία στήλη 

_ του Πίνακα 3 το υ Άρ θρου 7.1.4, αποδέχεται όπως ο Παραχωρησιοΰχος 4 

και οι Αρχικοί Μέτοχοι αυτού, μετά την έκδοση της ΒΠΕπ, δικαιούνται, 
υπό την επιφύλαξη του κν. 2190/1920, να προβαίνουν στην μείωση 
μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιοϋχου με ταυτόχρονη ισόποση 
μετατροπή της μειώσεως αυτής σε Δευτερογενές Χρέος.» 


ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟϋΤΙΟΝ 0>ΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Χάνια Οδός από Αντϊρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρψαα) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματόρι -Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.5.3 Το Άρθρο 7.1.4 (Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης) 
ανπκαθίσταται ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ 3 1 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | 


^ί5ΒΠ3ΛέαΐιΈ^ιΜ^ΐν>}Λ/·}ΜΛΪ^ΙιΜι 

Ημερομηνία 

1 

Αριθμός 

Καταβολής 

■ ■ 1 Η 

Καταβολής/ 
Εκταμίευσης 

Μερικό Σύνολο 1 
(σε Ευρώ) 1 

1. 

5.000.000 

0 

Προ της 
υπογραφής της 
παρούσας 

5.000.000,00 

2. 

52.850.760 

0 

Προ της 
Ημερομηνίας 
Έναρξης 
Παραχώρησης 

52.850.760 

3. 

17.149.240 

5.938.955 

Προ της 
Ημερομηνίας 
Δεύτερης 
Αποκλειστικής 
Προθεσμίας 

23.088.195 

4. 

α 

42.482.152 

Προ της 
Ημερομηνίας 
Έναρξης 
Ισχύος 
Τροποποίησης 

42.482.152,00 

5. 

. 0 

13.500.000 

Σωρευτική 
Πρόοδος 
Κατασκευών 
(ΣΠΚ) 70% 

13.500.000 

6. 

19.492.068 

13.507.932 

ΣΠΚ 73% 

33.000.000 

7. 

22.308.912 

0 

ΣΠΚ 75% 

22.308.912 

| Σύνολα 

116.800.980 

75.429,039 


192.230.019 


5.5.4 Μετά το Άρθρο 7.1.4 προστίθεται νέο άρθρο 7.1.4.Α ως ακολούθως: 

« 7.1ΑΑ Η ΓΕΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (ήδη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ) θα είναι 
_ αποκλειστικά υπεύθυνη νια τις Καταβολές Δεσμευτικής 

Επένδυσης υπ'αριθ. 5 έως 7.» 

5.5.5 Το άρθρο 7.1.7 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στην αρχή της πρώτης παραγράφου διαγράφεται η φράση «Δεδομένου ότι ο 
Συμβατικός Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας της Δεσμευτικής Επένδυσης 
Πσραχωρησιούχου (ΤΚΙΙΚΚπβροχ.) αποτελεί ουσιώδη όρο της παρούσας 
Σύμβασης». 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόντα Οδός από Αντίρρη μέχρι 
Ιωόνντνη, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και 
Συνδετήρκχ; Κλάδος του ΠΑΘΕ Γχηματόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(β) Στο τέλος της πρώτης παραγράφου διαγράφεται η φράση «και ως εκ τούτου ο 

μηχανισμός καταμερισμού κερδών του Άρθρου 25.2 της παρούσας θα ·,.·ί 

ενεργοποιείται όταν επιτυγχάνεται το ΤΚΙΙΚΛποραχ. επί του ποσού της Δεσμευτικής 4 

Επένδυσης που συμφωνεΐται με την παράγραφο 7.1.3 της παρούσας». 

(γ) Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου διαγράφεται η φράση «στην βάση 
υπολογισμού επίτευξης του ΤΚΠΚΚηοροχ.» και αντικαθίσταται με την φράση «στις 
Περιοδικές Ταμειακές Ροές για τον υπολογισμό της Ονομαστικής $ 
Απόδοσης Δεσμευτικής Επένδυσης». 

5.5.6 Το άρθρο 7.2.2 (ϊ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον ένατο στίχο αυτού μετά την λέξη «Πίνακα» διαγράφεται ο αριθμός «2» και 
αντικαθίσταται από τον αριθμό «4». 

5.5.7 Το άρθρο 7.2.3(ϊ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «ποσού» οτο τρίτο στίχο τίθενται οι λέξεις «από την εκπνοή της 
αμέσως ανωτέρω περιόδου χόριτος». 

5.5.8 Στο τέλος του άρθρου 7.2 τίθεται νέα παράγραφος 7.2.8 ως ακολούθως: 

« 7.2.8 Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 7.2.5 και των καταβολών με αριθμούς 
3 και 4 που προβλέπονται στον Πίνακα 4 αυτού, από την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, η τρίτη και η τέταρτη καταβολή της 
Χρηματοδοτικής Συμβολής θα γίνουν στις ημερομηνίες που 
ορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4Α.1. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α.1 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΉΚΗΣΣΥΜΒΟΛΗΣ 

Αριθμός 

Καταβολής 

Ημερομηνία 

Καταβολής 

Ορόσημα 
(.Σωρευτική 
Πρόοδος 
Κατασκευών) 

ΠοσόΧΣ 
(εκατομμύρια 
Ευρώ) 

Α. 

Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης 
(ΗΕΙΤ) 

Π/3 

120,0 

Β. 

ΗΕΙΤ+3 υπνες 

32% 

100.5 

ΣΥΝΟΛΟ 

220.5 


-5τ5τ9— Μετό ·· το άρθρο 7.2 - τ ίθ βντοι νέο άρ θ ρα 7.2.Α και 7.2.Β ως ακ ολο ύ θ ως :- 

«7.2Α Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή 

- 72Α.4-Τ0 Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβόλειστον 

Παραχωρησιούχο πρόσθετη χρηματοδοτική συμβολή (η 
«Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή») συνολικού ύψους 
εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακόσιων πενήντα 
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 
(€178.854.485), σε τρέχουσες τιμές, η οποία δεν υπόκειται 


ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ(:υΤΙΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 
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ΕΡΓΟ: Μϊλέκ. Κοτοσκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετόλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόντα Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - ΜαΑιακός (Σκόρφεια) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχήματάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


σε καμία παρακράτηση υπέρ τρίτου. Το Δημόσιο θα 
καταβάλει στον Παραχωρησισύχο την Πρόσθετη 
Χρηματοδοτική Συμβολή κατά τις ημερομηνίες και σύμφωνα 
με τα χωριστό ποσό που ορίζονται στο ακόλουθο 
Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
Συμβολής. 

7.2Α.2 Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
Συμβολής: 


ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α.2 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΉΚΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΗΣ (ΠΧΣ) 

Αριθμός 

Καταβολής 

Ημερομηνία 

Καταβολής 

Ορόσημα 

(Σωρευτική 

Πρόοδος 

Κατασκευών) 

Ποσό ΠΧΣ (σε 
Ευρώ) 

1 . 

Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης 
(ΗΕΙΤ) + 3 μήνες 

32% 

74.041.673 

2. 

ΗΕΙΤ + 6 μήνες 

43% 

2.692.424 

3. 

ΗΕΙΤ + 9 μήνες 

51% 

59.233.338 

4. 

ΗΕΙΤ + 12 μήνες 

65% 

24.713.185 

5. 

ΗΕΙΤ+24 μήνες 

95% 

18.173.865 

ΣΥΝΟΛΟ 

178.854.485 


7.2. Α.3 Από κάθε καταβολή της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 

Συμβολής κατά την Περίοδο Μελετών Κατασκευών θα 
παρακρατούνται οι Κρατήσεις Καλής Εκτέλεσης του Άρθρου 
10.4.1. 

7.2. Α.4 Το ποσό της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής 

υπόκειται στην ακόλουθη αίρεση: Δύο (2) μήνες πριν από 
την προβλεπόμενη ημερομηνία της τελευταίας καταβολής 
του Πίνακα 4Α.2, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να 

- υπο βάλει στο Δη μ όσιο τον — πίνακα - Χρ ήσεων—κ αι -Πηγών - 

Πόρων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Αναδιάρθρωσης, 
επικαίροποιημένου κατά την ανωτέρω ημερομηνία 

—υποβολής: Αν το Δημόσιο δεναμφισβητήσει τον ανωτέρω - 

πίνακα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του ή, 
αν τον αμφισβητήσει, δεν παραπέμψει την Διαφορά στην 
διαδικασία επίλυσης διαφορών του Άρθρου 33.3.10 εντός 
*** της ίδιας προθεσμίας, ο πίνακας θεωρείται αποδεκτός. Σε 
περίπτωση Διαφοράς, το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει 
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την Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή κατά την 
ημερομηνία που προβλέπεται στον Πίνακα 4Α.2 μειωμένη 
κατά το αμφισβητούμενο ποσό, το οποίο το Δημόσιο 
υποχρεούτσι να καταθέσει σε δεσμευμένο λογαριασμό στο 
όνομα του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου. Η 
αποδέσμευση των κατατεθειμένων ποσών προς το Δημόσιο 
ή τον Παραχωρησιούχο θα λάβει χώρα εντός πέντε (5) 
ημερών από την επίδοση της απόφασης του Διαιτητικού 
Δικαστηρίου. 

Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των Πόρων 
(συμπεριλαμβανομένου , για την αποφυγή αμφιβολιών, του 
ποσού της τελευταίας καταβολής του ανωτέρω Πίνακα 4Α.2 
του Άρθρου 7.2Λ.2 ως εάν αυτό είχε καταβληθεί πλήρως 
στον Παραχωρησιούχο) (οι «Πηγές των Πόρων») που είναι 
διαθέσιμοι για την χρηματοδότηση (με πλήρη χρήση της 
Δεσμευτικής Επένδυσης και του μακροπρόθεσμου δανείου, 
εξαφουμένων όμως των ποσών των δανείων σε αναμονή, 
σύμφωνα με το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο) του 
συνολικού κόστους Περιόδου ΤΙ (συμπεριλαμβανομένων (!) 
οποιωνδήποτε κεφαλαίων κίνησης υφισταμένων στο τέλος 
της Περιόδου ΤΙ και 00 άλλων δαπανών που σχετίζονται με 
τις Κατασκευές Περιόδου ΤΙ αλλά τις οποίες ο 
Παραχωρησιαύχος πρόκειται να επιβαρυνθεί ή οι οποίες 
είναι πληρωτέες μετά το τέλος της Περιόδου ΤΙ) 
υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του 
κόστους αυτού (οι * Χρήσεις των Πόρων»), η διαφορά θα 
αφαφεθεί από την Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή με 
μείωση της τελευταίας καταβολής του ανωτέρω Πίνακα 4Α2 
της παραγράφου 7.2Λ.2. Σε περίπτωση που οι Πηγές των 
Πόρων είναι ίσες ή χαμηλότερες από τις Χρήσεις των Πόρων, 
το Δημόσιο δεν θα έχει καμία πρόσθετη υποχρέωση πέραν 
του ποσού της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής. 




7.2Λ.5 Τα Άρθρα 7.2.2(ί), 7.2.3 και 7.2.7 εφαρμόζονται και σε 
σχέση με την πληρωμή της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
Συμβολής και οι εκεί αναφορές στην Χρηματοδοτική 
Συμβολή και στον Πίνακα 4 θα λογίζονται ως αναφορές 
στην Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή του Πίνακα 4Α.2. 

7.2Α.6 Στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του Αρθρου 
- 4, 2.2 { 4)(ί ), — ο— Πίνακας 4Α ,2— τ ο υ -Άρθρ ου — 7.2 -Ατ 2 - 

τροποποιείται ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α.2 


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΉΚΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΗΣ 


Αριθμός Καταβολής 

Ημερομηνία 

Ορόσημα 

Ποσό ΠΧΣ 



(Σωρευτική 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιάνια Οδός από Αντϊρρ» μέχρι 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 



Καταβολής 

Πρόοδος 

Κατασκευών) 

(σε Ευρώ) 

1 . 

Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης 
(ΉΕΙΤ) + 3 μήνες 

32% 

74.041.673 

2. 

ΗΕΙΤ + 6 μήνες 

39% 

2.692.424 

3. 

ΗΕΙΤ +9 μήνες 

48% 

74.233.338 

4. 

ΗΕΙΤ +12 μήνες 

57% 

39.713.185 

5. 

ΗΕΙΤ +15 μήνες 

64% 

15.000.000 

6. 

ΗΕΙΤ + 19 μήνες 

78% 

55.000.000 

7. 

ΗΕΙΤ +24 μήνες 

95% 

18.173.865 

ΣΥΝΟΛΟ 

278.854.485 


7.2.Β Στην περίπτωση που οποιοδήποτε Ορόσημο των Πινάκων 4Α.1 και 
4Α.2 δεν επιτευχθεί εξαιτίας της επέλευσης Γεγονότος 
Καθυστέρησης, το Δημόσιο δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή 
του να προβεί στην αντίστοιχη καταβολή προς τον Παρσχωρησιούχο 
κατά την ημερομηνία που καθορίζεται στον αντίστοιχο Πίνακα.» 

5.6 Το Άρθρο 10 της Σύμβασης Παραχώρησης (Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.6.1 Το άρθρο 10.3.1 τροποποιείτο! ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως: 

«Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, η ανωτέρω 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών-Κατασκευών επιστρέφεται 
στον. Παραχωρησιούχο έναντι παράδοσης νέας Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών, που εκδίδεται, με αποκλειστικό 
αιτούντα την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, από Αποδεκτή Τράπεζα για ποσό σύμφωνο με 
τις προβλέψεις του Άρθρου 10.8.2 (ι) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που προσαρτόται στην παρούσα ως Τμήμα 2 του Προσαρτήματος 
1 .» 

5.6.2 Το άρθρο 10.4.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

- (ο) Στο ν τέταρτο - σ τί χο-μετ ό-τ< ς λέξε ι ς «Χρημα το δο τ ικής Συμβολή ς /; ιίΟεττο τσι 

λέξεις «χσι της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής» και 

(β) στον προτελευταίο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «του Άρθρου 7.2.5» καί _ 

αντικαθίστανται με τις λέξεις «τωνΆρθρων 7.2.5, 7.2.8 και 7.2.Α.2». 

5.6.3 Το άρθρο 10,4.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «εγγυητικής επιστολής» στο δεύτερο στίχο διαγράφονται οι λέξεις 
«Τράπεζας τύπου Γ» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «Αποδεκτής Τράπεζας ή, 


ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕα)ΤΙΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 

(V, 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
ΕκμΕτάλλευαη του Αυτοϊανητάδρομου Χάνια Οδός από Αντΐρριο μέχρι 
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Σσνδετήριος Κλάδος του ΠΑΟΕ Γχημστόρι — Χαλκίδα 
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εφόσον η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών-Κατασκευών 
Περιόδου ΤΙ (ΡΒΙτι) αποσβένεται σύμφωνα με το Αρθρο 10.8.3(0), με την 
προϋπόθεση ότι το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Μελετών - Κατασκευών Περιόδου ΤΙ επαρκΦ. 

5.6.4 Στο άρθρο 10.5 (Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης (ΡΒ3τι)) προστίθεται 
δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως: 

«Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, η ανωτέρω 
Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης επιστρέφεται στον 
Παραχωρησιούχο έναντι παράδοσης νέας Εγγυητικής Επιστολής 
Δεσμευτικής Επένδυσης που εκδίδεται με αποκλειστικό αιτούντα την ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ ΑΕ από Αποδεκτή Τράπεζα για ποσό εξήντα οκτώ εκατομμυρίων 
οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ένδεκα ευρώ (€ 68.808.911) κατά 
το υπόδειγμα που προσαρτόται στην παρούσα ως Τμήμα 1 του 
Προσαρτήματος I.» 

5.6.5 Το άρθρο 10.7 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στην δεύτερη παράγραφο, στον πρώτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «, στην 
περίπτωση της Ενδιάμεσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και θα πρέπει 
να είναι, στις περιπτώσεις των Εγγυητικών Επιστολών των ανωτέρω 
υποπαραγράφων (I) και (Η) Τράπεζα(ες) Τύπου Γ' και στην περίπτωση της 
υποπαραγράφου (Ιϊί) Τράπεζα Τύπου Β'» και αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«Αποδεκτή(ές) Τράπεζα(ες)» και 

(β) στους έκτο, έβδομο, όγδοο, δωδέκατο και δέκατο τρίτο στίχους, διαγράφονται οι 
λέξρις «Τύπου Γ' ή Τράπεζα Τύπου Β' για την περίπτωση της Εγγυητικής 
Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης», και προ της λέξης «Τράπεζα» στους ίδιους 
στίχους τίθεται η λέξη « Αποδεκτή » αντίστοιχα. 

5.6.6 Το άρθρο 10.8.2 (Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών 
(ΡΒΤπ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Η παράγραφος (ί) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής: 

«0) με την επιφύλαξη του Άρθρου 10.8.3(1)), κατά ποσοστό τριάντα 
στα εκατό (30%) κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης» 

(β) Στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως: 

«Στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του Αρθρου 10.8.3(0), το 
μη απομειωθέν ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Μελετών - Κατασκευών θα απομειώνεται σύμφωνα με το Αρθρο 
- 1θ.#τ3 ( έ> ) (φ> -*- 

5.6.7 Το άρθρο 10.8.3 (Κρατήσεις Καλής Εκτέλεσης (ΡΒ2τι) τροποποιείται ως ακολούθως: 
-—(ο)- - Η υφιστάμενη παράγραφος λαμβάνει στοιχείο «(α)» και 

(β) προστίθεται δεύτερη παράγραφος υπό στοιχείο (ά) ως ακολούθως: 

«(ύ) Εναλλακτικά, ο Παραχωρησιούχος , δικαιούται να 
γνωστοποιήσει στο Δημόσιο μέχρι καΓ* την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης ότι αποδέχεται η Εγγυηνκή 
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Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών να 
οπομειώνεται κατά ένα τέτοιο ποσοστό ούτως ώστε το 
εναπομένον ποσό εγγυήσεως να περιλαμβάνει ένα ποσό ίσο με 
το 5% του ποσού της Χρηματοδοτικής Συμβολής και της 
Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής για το οποίο δεν έχουν 
γίνει κρατήσεις ούτε έχουν παρασχεθεί εγγυητικές επιστολές. 
Στην περίπτωση αυτή: 

(I) Οι Κρατήσεις Καλής Εκτέλεσης θα καταβάλλονται στον 
Παραχωρησιούχο με βάση την Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών· και 

00 Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Μελετών - Κατασκευών που εγγυάται την πληρωμή των 
Κρατήσεων Καλής Εκτέλεσης θα αποσβήνετσι εντός 
πέντε (5) ημερών από την παρέλευση τριών (3) μηνών 
από την Ημερομηνία Πέρατος Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών ,» 

5.7 Το Άρθρο 12 της Σύμβασης Παραχώρησης (Χώρος Εκτέλεσης του Έργου) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.7.1 Το άρθρο 12.1.2.{ίϋ)(β) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου διαγράφεται η ημερομηνία «31-12-2008» και 
αντικαθίσταται με την ημερομηνία « 31 - 12 - 2014 ». 

5.7.2 Το άρθρο 12,2.3(ϊ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον έκτο στίχο μετά ττς λέξεις «τον χώρο αυτό» τίθενται οι λέξεις «και κάθε υλικό 
που μπορεί να εξαχθεί από αυτόν». 

5.8 Το Άρθρο 14 της Σύμβασης Παραχώρησης (Αδειες) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.8.1 Το άρθρο 14.2.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον έβδομο στίχο, μετά τις λέξεις «δαπάνες τους» τίθενται οι λέξεις «/) σε κάθε 
περίπτωση με δαπάνες του Δημοσίου». 

5.8.2 Στο τέλος του άρθρου 14.3 (Τεκμήριο Έκδοσης) προστίθεται νέα πρόταση ως 
ακολούθως: 

«Η μη έκδοση του πιστοποιητικού αυτού, παρά το γεγονός ότι οι 
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου έχουν πληρωθεί, θα συνιστό Γεγονός 
Καθυστέρησης και/ή Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου.» 

5.9 Το Άρθρο 15 της Σύμβασης Παραχώρησης (Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέταρτο στίχο του άρθρο 15.7 διαγράφεται η λέξη «Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε» και 
αντικαθίσταται με τη λέξη «Υπουργείου». 

5.10 Το Άρθρο 18 της Σύμβασης Παραχώρησης (Κατασκευές Περιόδου ΤΙ) τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

5.10.1 Το άρθρο 18.1.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 
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Στο πρώτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «εβδομήντα δυο (72)» και αντικαθίσταται με 
τις λέξεις « ενενήντα έξι ( 96 >. 

5.10.2 Το άρθρο 18.1.4 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στο τρίτο στίχο διαγράφεται ο αριθμός «30%» και αντικαθίσταται με τον 
αριθμό «2596», και 

(β) μετά την λέξη «προθεσμίας» προστίθεται η φράση «μη συνυπολαγιζομένης 
της προθεσμίας του Άρθρου 18.1.5». 

5.10.3 Μετά το άρθρο 18.1.4 προστίθεται νέο άρθρο 18.1.5 ως ακολούθως: 

« 18.1.5 Κατ' εξαίρεση, η υπέρβαση της προθεσμίας της παραγράφου 
18.1.1, εάν οφείλεται αποκλειστικά στην μη ολοκλήρωση των 
Κατασκευών στο τμήμα μεταξύ του Α/Κ Ρίζας (Χ.θ. 6+000) και 
του Α/Κ Κλόκοβας (Χ.θ. 10+000) και δεν υπερβαίνει τους [οκτώ 
(8) μήνες], δεν θα θεωρείται ως υπέρβαση της Συνολικής 
Προθεσμίας Μελετών - Κατασκευών.» 

5.10.4 Στο τέλος του άρθρου 18.2.2 (Δεύτερη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία) 
διαγράφονται οι λέξεις «πλην του αντί καμένου της Τρίτης Αποκλειστικής Τμηματικής 
Προθεσμίας» κοι αντικαθίστανται από τις λέξεις « πλην των Κατασκευών στην 
περιοχή της Υλίκης, της αποκατάστασης των τεχνικών εργασιών στον Α/Κ 
Βαρυμπόμπηςκαι των Κατασκευών Α/Κ Καλυφτόκη Φάσης Α'.» 

5.10.5 Το άρθρο 18.2.3 (Τρίτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία) διαγράφεται και 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«18.2.3 Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της ΒΠΕτχ, ο 
Παραχωρησιούχος θα έχει υποβάλει τις επιμετρήσεις, το μητρώο 
του Έργου και τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» για τις 
Κατασκευές Περιόδου ΤΙ βαμβσνομένης όμως υπόψη τυχόν 
εφαρμογής του Αρθρου 18.1.5) και οποιοσδήποτε τυχόν 
απαιτηθείσες εργασίες, σύμφωνα με το Άρθρο 6.5.2(Ιν), που θα 
έχουν συμφωνηθεί με το Δημόσιο το αργότερο εννέα (9) μήνες 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας του Άρθρου 18.1.1 και θα 
έχει ολοκληρώσει οποιεσδήπστε ελασσόνες εργασίες οι οποίες 
εξαιτίας της φύσης τους μπορούν να ολοκληρωθούν μετά την 
ολοκλήρωση του ΕΠ .» 

5.10.6 Το άρθρο 18.2.4 (Τέταρτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία) διαγράφεται και 
προστίθενται οι λέξεις «δεν χρησιμοποιείται». 

5.10.7 Το άρθρο 18.2.5 (Ποινικές Ρήτρες) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(ο) Στον έκτο στίχο της παραγράφου (ϊ) διαγράφονται οι λέξεις «ίση ή μικρότερη» 

κοι αντικαθίστανται με την λέξη « μεγαλύτερη», και 

- (β)—στον όγδοο στίχο διαγράφεται ο αριθμός «10%» και αντικαθίσταται ρε τον - 

αριθμό «2096». 

(γ) Οι υποπαράγραφοι (ε) και (<3) της παραγράφου (ϋ) διαγράφονται. 

5.10.8 Το άρθρο 18.4.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 


* 

■·1 

’#ι 


ϊ 
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. · ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 

• Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός αηό Ανφριο μέχρι 

Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκόριραα) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Χχηματόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 


(ο) Στο τέλος της παραγράφου (ϊ) διαγράφεται η φράση «και υπό την πρόσθετη 
προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί επιμετρήσεις, το μητρώο του Έργου 
και τα σχέδια κάπως κατασκευάστηκε»». 

(β) Στην υποπαράγραφο (ΐν) στον προτελευταίο στίχο μετά τις λέξεις 
«Χρηματοδοτικής Συμβολής» προστίθενται οι λέξεις «ή της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής». 

(γ) Στο τέλος της υποπαρογρόφου (ίν) διαγράφονται οι λέξεις «το Άρθρο 7.2.5» 
και αντικαθίστανται μέ τις λέξεις « τα Άρθρα 7.2,4, 7.2.5, 7.2.8 και 7.2Λ.2 
ή 7.2.Α.6». 

5.10.9 Το άρθρο 18.5.4(α) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στους δύο τελευταίους στίχους διαγράφονται οι λέξεις «το Άρθρο 7.2.3» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «τα Άρθρα 7.2.4, 7.2.8 και 7.2Λ.2 ή 7.2.Α6». 

5.10.10 Το άρθρο 18.6.4 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Η υφιστάμενη παράγραφος (ϋϊ) αναριθμείται σε (ΐν) και προστίθεται νέα παράγραφος 
(ίϋ) ως ακολούθως: 

«(7/7) για τις εργασίες που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες 
περιπτώσεις, οι τιμές καθορίζονται επί τη βάσει στοιχείων 
πραγματικού κόστους, σύμφωνα με την υποπαράγραψο (γ) της 
παραγράφου 6 του άρθρου 57 ν. 3669/2008.» 

5.11 Το Άρθρο 23 της Σύμβασης Παραχώρησης (Λειτουργία του Έργου Παραχώρησης) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.11.1 Το άρθρο 23.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον έκτο στίχο μετά τη λέξη «μέτρα» τίθενται οι λέξεις « που προβλέπονται στα 
Εγχειρίδια αυτό». 

5.11.2 Το άρθρο 23.2.8 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεύτερο στίχο μετά τη λέξη «αρμοδιότητες» τίθενται οι λέξεις «σε όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των σηράγγων του ΕΠ». 

5.11.3 Το άρθρο 23.2.11 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον τέταρτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «στο Έργο» κοι αντικαθίσταται με τις 
λέξεις «στις σήραγγες του Έργου» 

5.11.4 Το άρθρο 23.2.12(ϋ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δεύτερο στίχο μετά την λέξη «συνεχής» τίθενται οι λέξεις «(με την 

επιφύλαξη της διαθεσιμότητας δικτύου του αντίστοιχου παρόχου)» 
-1 - 

5.11.5 Το άρθρο 23.4.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τελευταίο στίχο μετά την λέξει «Εγχειρίδια» προστίθεται η λέξη 
«Επιθεώρησης», και 

(β) στο τέλος του άρθρου προστίθεται πρόταση ως ακολούθως: 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντϊρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφαα) και 
Σιτνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


*Η συμφωνία αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία συμφωνία 
των εμπλεκόμενων μερών με την επιφύλαξη της γραπτής συναίνεσης 
του Δημοσίους, 

5.11.6 Το άρθρο 23.5.8 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται πρόταση ως ακολούθως: 

«Μετά το πέρας της Περιόδου ΤΙ, όλες αυτές οι ενημερώσεις θα εγκρίνονται 
από την Υπηρεσία κατ' ανάλογη εφαρμογή των διαδικασιών των Άρθρων 
23.5.4 έως 23.5.7» 

5.11.7 Το άρθρο 23.6.9 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται πρόταση ως ακολούθως: 

«Μετά το πέρας της Περιόδου ΤΙ, όλες αυτές οι ενημερώσεις θα εγκρίνονται 
από την Υπηρεσία κατ' ανάλογη εφαρμογή των διαδικασιών των Αρθρων 
23.6.3 έως 23.6.8.» 

5.12 Το Άρθρο 24 της Σύμβασης Παραχώρησης (Εκμετάλλευση του Έργου 
Παραχώρησης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.12.1 Το άρθρο 24.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου μετά την παράγραφο 24.1.8 προστίθεται νέα παράγραφος 
24.1.9 έχουσα ως ακολούθως: 

«24.1.9 Ο Παραχωρησιούχος θα καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση 
στο Δημόσιο, το αργότερο 6 μήνες προ του τέλους της Περιόδου 
ΤΙ, μελέτη, για την περαιτέρω ανάπτυξη τού συστήματος 
ηλεκτρονικών διοδίων που έχει εγκατασταθεί στο Έργο σύμφωνα 
με το άρθρο 24.1.1, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη την 
χρηματοοικονομική ισορροπία του Έργου, και την ανάγκη μη 
δυσμενούς μεταβολής του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου και 
των βασικών δεικτών των δανείων και της Δεσμευτικής 
Επένδυσης κατά την Ημερομηνία Ισχύος Τροποποίησης της 
Σύμβασης Παραχώρησης, θα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα 
ακόλουθα: 

(3) Κυκλοφοριακή μελέτη, 

0>) Τεχνικό-οικονομική μελέτη περαιτέρω βελτίωσης της 
αναλογικής χρέωσης, με έμφαση στους καθημερινά:/ ν 
μετακινούμενους και στους συχνούς χρήστες, V :λ ϊ 

(ε) Σχετικές Χρηματοοικονομικές αναλύσεις, , ' 

--— ; - : --— ; -■—■ ! ■ ·'· ■ τ- •.ν*ί.· , ' !-** ■. ■ --—--——- , ■ ■ ■ !'' ■ .'>·£ ■■ ?' - ■ —γ— - ; — V, ;· ■ ΐ'^Ι * > Α : ί’ 8 ι '/ , 

(ά) Προβλέψεις., κρι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση τθια τ 
εθνικού δισλέίτουργικού συστήματος, 

■ 1 ■ '·, αίφ-' ,. . , ^ί:: ; <ϊ'ιί5Γ-■-'Ά ύθ·. 'ί·χιτι·ί 

(β) Τεκμηριωμένες προτάσεις για τις αναγκαίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης λ όσης ενέργειες του Δημοσίου, 

ΏέριλΡμβάΥόμένών καί’ των'τν^^ά^^άίέύίέ πΡοΡάρβ&γφν^ ^ 

ν του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, < ■ ·ί·'·>:·>05,,;«· .·.·,· 

' ν ; " ·■.'!.■·.. ί: - ; ϊ·;ν 



ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠθΐΗΣΗΣϊΠ_ΕΧΕςυΤΙΟΝ ςθΡΥ_Ρ_ΡΚίΗΤ ί'Λ Στλ.3θ' ί - · 


22:37 

151 







5014 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός οπό Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακ&ς (Σκάρφαα) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Τχημοτάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Γ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων στο 
Έργο, το οποίο να μην υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες 
για την πλήρη εφαρμογή τους από την έγκριση της μελέτης 
εκ μέρους του Δημοσίου και των Δανειστών.» 

5.12.2 Το άρθρο 24.1.5 (2) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον έβδομο στίχο της εναρκτήριας παραγράφου, μετά τις λέξεις «της 
παρούσας)» τίθεται η φράση: «ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται 
τέτοια άδεια, για την συμμόρφωση προς κάθε άλλη εφαρμοστέα εκ 
του νόμου απαίτηση». 

(β) Στον ένατο στίχο μετά τη λέξη «Κυρωτικό Νόμο» τίθεται η φράση: «ή θα 
επιφέρει τροποποίηση τυχόν υφιστάμενων διατάξεων». 

(γ) Στον δέκατο τέταρτο στίχο παραγράφου (ί) μετά τις λέξεις , «του κυρίου του 
οχήματος» τίθενται οι λέξεις «και του οδηγού, αμφοτέρων ευθυνομένων 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον». 

5.12.3 Το άρθρο 24.2.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τρίτο στίχο της τρίτης υποπαραγράφου της παραγράφου (3) (Ανώτατο 
Όριο Διοδίων Τελών (ΑΟΔΤ)) μετά τις λέξεις «Αρθρου 24.2.2(1))» τίθενται α 
λέξεις «ή στα λειτουργικά τμήματα αυτών». 

(β) Στον προτελευταίο στίχο του στοιχείου (ίϋ) της υποπαραγράφου (β)(1) 
διαγράφεται η λέξη «Αρκίτσας» και αντικαθίσταται με την λέξη « Μαλεσίνσς». 

(γ) Το στοιχείο (ϊ) της υποπαραγράφου (ά)(2) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«Ο) Υποτμήμαχ.θ. Ο+ΟΟΟ (Αντίρριο)-χ.θ. 46+000 (Α/ΚΧαλικιού): 

α) Σε περίπτωση που εφαρμοστεί το Άρθρο 4.2.2(ά)(1), θέση 
σταθμού διοδίων μεταξύ Α/Κ Αντιρρϊου και Α/Κ 
Μεσολογγίου, χωρίς να εφαρμόζεται κανένας εκ των 
περιορισμών της ακόλουθης παραγράφου (β)· 

β) Σε περίπτωση που εφαρμοστεί το Άρθρο 4.2.2(ό)(ίί), και τα 
Μέρη δεν συμφωνήσουν άλλως επί του εναλλακτικού 
βασικού σχεδιασμού, θέση σταθμού διοδίων μεταξύ Α/Κ 
Κλόκοβας - Α/Κ Μεσολογγίου, υπό τον πρόσθετο 
περιορισμό ότι ο μετωπικός σταθμός διοδίων θα 
εγκατασταθεί μετά τον ημικόμβο Κλόκοβας προκειμένου η 
χρήση του αυτοκινητόδρομου αποκλειστικό από και προς 
Αντίρριο μέχρι ή από αντίστοιχα τον ημικόμβο αυτό να μην 

- υπόκειται σε~Τέλη Διοδίων. Ειδ ικότερα δεν επιτρέπεται η 

εγκατάσταση πλευρικών σταθμών στους Α/Κ Κλόκοβας και 
Α/Κ Ρίζας.» 

(δ) Στον πέμπτο στίχο της υποπαραγράφου (ά)(6), μετά τις λέξεις «σταθμών 
διοδίων» τίθενται οι λέξεις «ή εναλλακτικές μεθόδους ηλεκτρονικής 
είσπραξης διοδίων». 
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ΕΡΓΟ; Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, λειτουργία. Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοιαγηιόδρομου Χάνια Οδός απά ΛντΙρρ» μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΛΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιοκός (Σκάρφαα) και 
Ισνδετήριος Κλάδος τοσ ΠΑΘΕ Σχημοτόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ! 


(α) Η παράγραφος (ο) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

*{ε) Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης το Ανώτατο 
Όριο Διοδίων Τελών θα είναι 0,04 Ευρώ / χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ) 
σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης.» 

(β) Οι παράγραφοι (ά), (β), (ί), (ς) και (Π) διαγράφονται. 

5.13 Το Άρθρο 25 της Σύμβασης Παραχώρησης (Πληρωμές προς το Ελληνικό Δημόσιο - 
Επίτευξη Πραγματικής Απόδοσης Δεσμευτικής Επένδυσης) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.13.1 Ο τίτλος του Άρθρου 25 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«25. Πληρωμές προς το Ελληνικό Δημόσιο - Μηχανισμός Ανακύκλωσης 
Εσόδων - Επίτευξη Ονομαστικής Απόδοσης Δεσμευτικής 
Επένδυσης» 

5.13.2 Το άρθρο 25.1.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τέταρτο στίχο της εναρκτήριας παραγράφου διαγράφονται οι λέξεις «μετά 
την Ημερομηνία Πέρατος της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «οπό την 1* ΙανουαρΙου 2016». 

(β) Στον τέταρτο οτίχο της παραγράφου (ϊ) διαγράφονται οι λέξεις «ϊ=2012» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «1=2016». 

(γ) Στον πρώτο στίχο της παραγράφου (ϊϊ) και μετά την λέξει «όπου» διαγράφονται 
οι λέξεις «1=2012» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «1=2016». 

(δ) Στην παράγραφο (ίν) στον ορισμό του δείκτη ί διαγράφονται οι αριθμοί «2012* 
και «2013» και αντικαθίστανται με τους αριθμούς «2016» και « 2017» 
αντίστοιχα. 

5.13.3 Το άρθρο 25.1.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον Πίνακα 6 διαγράφονται οι τέσσερις πρώτες γραμμές (2012, 2013,2014 και 
2015). 

(β) Αμέσως μετά τον Πίνακα 6 προστίθενται δύο παράγροφοι ως ακολούθως: 

«Για τις ανάγκες των υπολογισμών που περιγρόφονται στο παρόν 
Άρθρο 25, τα ποσά του ανωτέρω Πίνακα 6 θα διαιρούνται δια του δύο 
( 2 ). 

Σε περίπτωση που η Περίοδος Παραχώρησης παραταθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Άρθρου 5.8, τα ποσοστά για τον υπολογισμό των 
Πληρωμών προς το Δημόσιο για κάθε έτος της περιόδου παράτασης 
για την εφαρμογή του τϋπου του Άρθρου 25.Ί.1 θα είναι τα ποσοστά 

της τελευταίας περιόδου (2037) του ανωτέρω Πίνακα 6.» 

(γ) Στο τέλος της υφιστάμενης τελευταίας παραγράφου προστίθενται οι ακόλουθες — 
φράση και πρόταση: 

«με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 253. 

Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών, τίποτα *£την παρούσα 
παράγραφο δεν τροποποιεί την υποχρέωση του Παραχωρησιούχου 
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σύμφωνα με το Αρθρο 25.1.1 να αρχίσει να καταβάλει Πληρωμές προς 
το Δημόσιο από τηνί* Ιανουάριου 2016.» 

(δ) Στο τέλος του άρθρου 25.1.2 προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως: 

«Το Δημόσιο αποδέχεται ότι έκαστη Πληρωμή προς το Δημόσιο θα έχει 
εξοφληθεί όταν θα γίνεται σύμφωνα με το Αρθρο 25.2.4.» 

5.13.4 Τα άρθρα 25.1.3 έως και 25.1.6 διαγράφονται και ανπκαθίστανται οπό νέα άρθρα 
25.1.3 έως και 25.1.7 ως ακολούθως: 

«25.1.3 (ο) Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών μετά το τέλος καθεμιάς 


Περιόδου Υπολογισμού, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να 
υποβάλλει στο Δημόσιο την Χρηματοοικονομική Έκθεση για 
αυτή την Περίοδο Υπολογισμού και το Δημόσιο υποχρεούται 
να υποβάλλει στον Παραχωρησιοΰχο, εφόσον την έχει λάβει 
από τον Παραχωρησιοΰχο Ε65, την Χρηματοοικονομική 
Έκθεση Ε65, για την ίδια Περίοδο Υπολογισμού. 

(ί>) Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν το τέλος καθεμιάς 
Περιόδου Υπολογισμού, το Δημόσιο υποχρεούται να 
υποβάλλει στον Παραχωρησιοΰχο, εφόσον την έχει λάβει από 
τον Παραχωρησιοΰχο Ε65, την Ειδοποίηση Υποστήριξης Ε65 
για την αυτή Περίοδο Υπολογισμού. Η Ειδοποίηση 
Υποστήριξης Ε65 θα αποτελείται από τρία διακριτά μέρη: 

(ί) ένα μέρος Θα αντιστοιχεί στις Επιλέξιμες Δαπάνες 
Έργου Ε65 αφαιρουμένων (α) του Πρόσθετου 
Περιθωρίου Επιτοκίου Ε65 (αν εφαρμόζεται), (β) των 
Πληρωμών Πρόσθετης Ρευστότητας Ε65 (αν 
εφαρμόζονται) και (γ) των Πληρωμών Περιορισμού 
Διανομών Ε65 (αν εφαρμόζονται), 

(Ιΐ) ένα μέρος Θα αντιστοιχεί στην Δισνεμητέα Απόδοση 
Βάσης Ε65, 

(III) ένα μέρος θα αντιστοιχεί στο Πρόσθετο Περιθώριο 
Επιτοκίου Ε65. 

(ο) Εντός πενήντα πέντε (55) ημερών από το τέλος καθεμιάς 
Περιόδου Υπολογισμού, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται, 
βασιζόμενος στα δικό του στοιχεία και στα στοιχεία της 
Χρηματοοικονομικής . Έκθεσης Ε65, να υποβάλει στο 
Δημόσιο, στους Δανειστές, στους Δανειστές της Σύμβασης 
Παραχώρησης Ε65 και στον Παραχωρησιοΰχο Ε65 το 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης καί τό Πιστοποιητικό 

Συμμόρφωσης Συνδυασμένου Δείκτη Περιορισμού Διανομών. 

(ά) Εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών από το τέλος της 
δεύτερης Περιόδου Υπολογισμού κάθε ημερολογιακού έτους, 
ο Παραχωρησιούχος θα παρέχει στο Δημόσιο την Ετήσια 
Έκθεση του Αρθρου 25.4 (β) (σύμφωνα και με τις 

1 ρ/ίΤΛ/ΐίΛΛ·//* Λιλτ/τΛμγ τη η 21 ηΩηηπ ? ) 
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(β) Συμφωνείται ρητώς μεταξύ των Μερών, 

συμπεριλαμβανομένων των Αρχικών Μετόχων, ότι: 

(ϊ) Προς αποφυγή αμφιβολιών, κανένα εξασφαλιστικό 
δικαίωμα δεν συστήνεται επί ταυ Αποδέκτη 
Λογαριασμού. 

(II) Σε κάβε περίπτωση κατά την οποία, μετά την κάλυψη 
των ετήσιων Πληρωτέων Δαπανών, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της παρούσας, ο Αποδέκτης Λογαριασμός 
εμφανίζει θετικό υπόλοιπο, το Δημόσιο υποχρεούται 
να το χρησιμοποιεί για την κάλυψη της Υποστήριξης 
Λειτουργίας Ε65, όπως αυτή ορίζεται και σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης Ε65. 

(III) Το Δημόσιο υποχρεούται να διατηρήσει τον Αποδέκτη 
Λογαριασμό καθ' όλη την διάρκεια της παρούσας 
Σύμβασης και της Σύμβασης Παραχώρησης Ε65. 

25.1.4 Σε περίπτωση που το Δημόσιο διαφωνεί με τους υπολογισμούς του 
Παραχωρησιούχου ως προς τα αναφερόμενα και υπολογιζόμενα 
σύμφωνα με το Αρθρο 25.1.3. ποσό ή ως προς οποιοδήποτε 
στοιχείο της Ετήσιας Έκθεσης, θα στέλνει σχετική ειδοποίηση εντός 
δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της Ετήσιας 
Έκθεσης σύμφωνα με το Άρθρο 25.1.3(ό) με την οποία θα του 
γνωστοποιεί το ποσό που, κατά την άποψη του Δημοσίου θα 
έπρεπε να έχει εξαγάγει εκ των υπολογισμών του ο 
Παραχωρησιούχος, μαζί με τους σχετικούς υπολογισμούς του 
Δημοσίου για την υποστήριξη της ως ανωτέρω απόψεώς του. Εάν 
το Δημόσιο δεν παράσχει εναλλακτικό υπολογισμό εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας, ο υπολογισμός του Παραχωρησιούχου θα 
καθίσταται οριστικός και δεσμευτικός και για τα δύο Μέρη. 

25.1.5 Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω 
Αρθρου 25.1.4 παραπέμπεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών 
από το τέλος κάθε ετήσιας περιόδου προς επίλυση στο Διαιτητικό 
Δικαστήριο. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω 
προθεσμία, ο υπολογισμός του Δημοσίου θεωρείται οριστικός. 

Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ορίζουν 
Διαιτητές οι οποίοι έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία 
για την επίλυση χρηματοοικονομικών διαφορών. 

- 25.1 . 6 Σ ε π ερ ί πτωση σου, ύατερα - σπό - τον τ ε Μχό - υαολογισμό - {είτε με την 

σύμφωνη γνώμη των Μερών είτε μετά από διαφωνία), αποδειχθεί 
ότι ο Παραχωρησιούχος κατέθεσε στον Αποδέκτη Λογαριασμό ποσό 

- υπολειπόμενοτουοφειλομένου, τοποσότης διαφοράς4)α-λογίζετσι- 

ως Μη Επιλέξιμη Δαπάνη Έργου στην επόμενη Περίοδο 
Υπολογισμού. Σε περίπτωση που, ύστερα από τον τελικό 
υπολογισμό, αποδειχθεί ότι ο Παραχωρησιούχος κατέθεσε στον 
Αποδέκτη Λογαριασμό ποσό υψηλότερο του οφειλομένου, το ποσό 
της διαφοράς θα συμπεριλαμβόνεται ως Επιλέξιμη Δαπάνη Έργου 
στην επόμενη Περίοδο Υπολογισμού. 
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25.1.7 Η μη υποβολή, εκ μέρους του Παραχωρησιούχου, εντός της 
προθεσμίας του Αρθρου 25.1.3, της Ετήσιας Έκθεσης με σκοπό τον 
υπολογισμό των ποσών των Πληρωμών προς το Δημόσιο αποτελεί 
Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου. Σε περίπτωση που εντός 
δώδεκα μηνών (12) από το τέλος κάθε ετήσιας περιόδου αναφοράς 
ο Παραχωρησιούχος δεν έχει καταβάλει στο Δημόσιο τα ποσά των 
Πληρωμών προς το Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 25.2.4, το 
Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει το εν λόγω ποσό από 
την Εγγυητική Επιστολή Λειτουργίας και Συντήρησης. Συνολική 
καθυστέρηση πέραν των 36 μηνών στις καταβολές των ποσών των 
Πληρωμών προς το Δημόσιο συνιστό Γεγονός Αθέτησης 
Παραχωρησιούχου.» 

5.13.5 Το άρθρο 25.2 διαγράφεται και ανπκαθίστατοι ως ακολούθως: 

«25.2 Πληρωτέες Δαπάνες 
25.2.1 Γενικά 

(α) Από την Ιΐ Ιανουάριου 2016 και μέχρι το τέλος της 

Περιόδου Παραχώρησης, το Δημόσιο αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να παρέχει στον Παραχωρησιούχο 
υποστήριξη ( αυτής νοούμενης ως καταβολή ποσών 
ίσων με το ύψος των Πληρωτέων Δαπανών, όπως 
αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν Άρθρο 25.2.1(0), 
για κάβε Περίοδο Υπολογισμού), εφόσον τα Καθαρό 
Έσοδα που εισπράττονται από τον Παραχωρησιούχο 
σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού δεν επαρκούν: 

Ο) πρώτον, για να πληρωθούν εξ ολοκλήρου οι 
Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου- 

(ίί) δεύτερον, για να καλυφθεί η Απόδοση Βάσης 
μέχρι το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης (ή 
κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας αν επέλθει 
νωρίτερα), συνυπολογιζομένης της 
Δεδουλευμένης Απόδοσης Βάσης και της 
Πληρωμής Υπερβάλλοντας Πληθωρισμού. 

(δ) Οι Πληρωτέες Δαπάνες για καθεμία Περίοδο 
Υπολογισμού προκύπτουν από την διαφορά μεταξύ: 

0) του αθροίσματος των Επιλέξιμων Δαπανών 
Έργου και της Διανεμητέας Απόδοσης Βάσης 
νια την αυτά Πεοίοδο Υπολονισυού- 

αφαιρουμένων 

, (II) των Καθαρών Εσόδων της αυτής Περιόδου 
Υπολογισμού- 

υπό την προϋπόθεση ότι οι Πληρωτέες Δαπάνες δεν 
δύνατα) να είναι σε καμία περίπτωση αρνητικό ποσό. 
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(ίο) Ρητώς αναγνωρίζεται ότι η έκταση οποιοσδήποτε 
παρεχόμενης από το Δημόσιο, σύμφωνα με το παρόν 
Αρθρο, υποστήριξης (με την μορφή των Πληρωτέων 
Δαπανών) περιορίζεται και δεν δύναται να υπερβεί σε 
καμία Περίοδο Υπολογισμού το ποσό των Πληρωμών 
προς το Δημόσιο για την αυτή Περίοδο Υπολογισμού 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Αρθρου 25.1. 

(ά) Το Δημόσιο παύει να υποχρεούται να υποστηρίζει τον 
Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 252: 

(Ί) από ή μετά την Ημερομηνία Καταγγελίας· ή 

(II) κατά την περίοδο που προηγείται της 

Ημερομηνίας Καταγγελίας, μόνον όμως υπό 

την προϋπόθεση καταγγελίας των 
Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων από 

οποιονδήποτε εκ των Δανειστών, εκτός αν: 

(1) η καταγγελία οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη του Δημοσίου, /) 

(2) οι Δανειστές δήλωσαν ότι σκοπεύουν να 
ασκήσουν τα δικαιώματα επέμβασής τους 
σύμφωνα με την Απευθείας Σύμβαση 
Δημοσίου. 

Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών, οποιοδήποτε 
Υποκατάστατο Πρόσωπο ή Νέο Πρόσωπο (όπως αυτό 
ορίζονται στην Απευθείας Σύμβαση Δημοσίου) 
δικαιούται να επωφεληθεί της υποστήριξης όπως αυτή 
περιγρόφεται στο παρόν Άρθρο 25.2. 

25.2.2 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου 

Στο μέτρο που υπάρχουν Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου που 
πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε Περίοδο 
Υπολογισμού, ο Παραχωρησιούχος έχει το δικαίωμα να 
χρηματοδοτήσει την πληρωμή των δαπανών αυτών μέσω 
αναλήψεων από τον Λογαριασμό Πληρωμών. 

Στο τέλος της αντίστοιχης Περιόδου Υπολογισμού, το 
σύνολο των Μη Επιλέξιμων Δαπανών Έργου, μαζί με τυχόν 
εκκρεμείς Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου από προηγούμενες 
Περιόδους Υπολογισμού, θα αφαιρείται από την 

Δέδΰϋλευμένη Απΰδσση δόσης και την Απόδοση Βάσης που ■ 

είναι πληρωτέα στους Αρχικούς Μετόχους. Εάν οι Μη 
Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου υπερβαίνουν την Δεδουλευμένη 

Απόδοση Βάσης και την Απόδοση Βάσης για οπωσδήποτε - 

περίοδο, ο Παραχωρησιούχος Θα διατηρεί το δικαίωμα να 
χρηματοδοτεί τις υπερβάλλουσες Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 
Έργου ως εάν αυτές να ήταν Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου, 
μέσω αναλήψεων από τον Λογαριασμό Πληρωμών. 
Οποιοδήποτε τέτοιο ποσό, το οποίο θα έχει χρηματοδοτηθεί 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
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από το Δημόσιο, πλέον ετησίου επιτοκίου επτά και ενενήντα 
τρία επί τοις εκατό (7,93%) κεφαλαιοποιουμένου κατ'έτος, 
θα συμψηφίζεται έναντι μελλοντικός πληρωτέας 
Δεδουλευμένης Απόδοσης Βάσης και Απόδοσης Βάσης. 

Για την αποφυγή αμφιβολιών, οπωσδήποτε ποσό εκ της 
πληρωτέας Δεδουλευμένης Απόδοσης Βάσης ή της 
πληρωτέας Απόδοσης Βάσης συμψηφίζεται (είτε άμεσα 
(κατά την διάρκεια της Ιδιας περιόδου) είτε έμμεσα (σε 
μελλοντικές περιόδους)) δεν θα γεννά δικαίωμα 
Δεδουλευμένης Απόδοσης Βάσης. 

25.2.3 Υπολογισμός τηςΔιανεμητέας Απόδοσης Βάσης 

Το ποσό οποιοσδήποτε Διανεμητέας Απόδοσης Βάσης για 
καθεμία Περίοδο Υπολογισμού καθορίζεται ως ακολούθως: 

(ο) εάν ο Συνδυασμένος Δείκτης Περιορισμού Διανομών είναι 
ίσος ή μεγαλύτερος από 1.15, η Διανεμητέα Απόδοση 
Βάσης θα είναι το άθροισμα του ποσού που εξάγεται με 
εφαρμογή της Απόδοσης Βάσης σε ολόκληρο το ποσό της 
εισφερθείσας Δεσμευτικής Επένδυσης, προσαυξημένης 
κατά την ήδη Δεδουλευμένη Απόδοση Βάσης, αν 
υπάρχει, και την Πληρωμή Υπερβάλλοντας Πληθωρισμού, 
αν εφαρμόζεται * 

β) εάν ο Συνδυασμένος Δείκτης Περιορισμού Διανομών είναι 
μικρότερος του 1.15 αλλά μεγαλύτερος ή ίσος του 1.00, η 
Διανεμητέα Απόδοση Βάσης θα είναι ίση με το 35,8% των 
χρημάτων που θα διατίθεντο στους Αρχικούς Μετόχους, 
εάν δεν εφαρμοζόταν η Πληρωμή Περιορισμού Διανομών 

(ο) εάν ο Συνδυασμένος Δείκτης Περιορισμού Διανομών είναι 
μικρότερος του 1.00, η Διανεμητέα Απόδοση Βάσης θα 
είναι ίση με το μηδέν 

(ά) όλα τα ποσό, τα οποία θα ήταν πληρωτέα σύμφωνα με 
την παράγραφο (α), εφόσον ικανοποιούντο οι 
προϋποθέσεις αυτής, αλλά δεν πληρώνονται κατ' 
εφαρμογή των παραγράφων β) και (ο) ή λόγω έλλειψης 
ρευστότητας, θα κεφαλαιοποιούνται (η «Δεδουλευμένη 
Απόδοση Βάσης»), τοκιζόμενα με επιτόκιο ίσο με την 
Απόδοση Βάσης· 

(β) Σε οποιαδήποτε Πεοίοδο Υπολογισμού, αν ο 
Συνδυασμένος Δείκτης Περιορισμού Διανομών είναι 
μικρότερος του 1.15, το άθροισμα: 

— - (ϊ) Οποιουδήποτε ποσού δεν πληρώθηκε κατ' εφαρμογή ; 

των ανωτέρω παραγράφων β) ή β) και το οποίο θα 
ήταν πληρωτέο αν ικανοποιούντο οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου β)· και 
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με την επιφύλαξη περιορισμών ρευστότητας, και αφού 
κατά προτεραιότητα καλυφθούν τα ποσά του Άρθρου 
25.2.4(1), συνιστό Επιλέξιμη Δαπάνη Έργου και θα 
χρησιμοποιείται για προεξόφληση των Δανειστών 
σύμφωνα με τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις (η 
«Πληρωμή Περιορισμού Διανομών*). Από της πλήρους 
εξοφλήσεως κάθε ποσού πληρωτέου από τον 
Ποραχωρησιούχο προς τους Δανειστές σύμφωνα με τις 
Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, κάθε χρηματικό 
ποσό που αντιστοιχεί στην Πληρωμή Περιορισμού 
Διανομών θα κατατίθεται στόν Αποδέκτη Λογαριασμό. 


25.2.4 Καταθέσεις στον Αποδέκτη Λογαριασμό 

Με την επιφύλαξη της επάρκειας πόρων, πέντε (5) ημέρες 
πριν από το τέλος καθεμιάς Περιόδου Υπολογισμού, ο 
Παρσχωρησιούχος θα καταθέτει στον Αποδέκτη Λογαριασμό 
τα κατωτέρω οριζόμενα στις παραγράφους (I) έως και (III) 
ποσά και αν η υφιστάμενη ρευστότητα αυτού δεν επαρκεί για 
την πληρωμή όλων των ποσών αυτών, με την ακόλουθη 
σειρά προτεραιότητας: 

(!) Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό απομένει μετά την 
κάλυψη των Επιλέξιμων Δαπανών Έργου (κατ' 
αποκλεισμό όμως οποιοσδήποτε ποσού είναι τυχόν 
πληρωτέο σύμφωνα με οποιεσδήποτε διατάξεις σχετικές 
με Πληρωμή Πρόσθετης Ρευστότητας ή/κσι Πληρωμή 
Περιορισμού Διανομών ή/και Πληρωμή Πρόσθετης 
Ρευστότητας Ε65 ή/και Πληρωμή Περιορισμού 
Διανομών Ε65) θα . κατατίθεται στον Αποδέκτη 
Λογαριασμό μέχρι του ορίου του ποσού του Αρθρου 
25.1.3(ύ)(Ι)· 

(Π) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 25.2.3(β), οποιοδήποτε 
χρημαπκό ποσό απομένει μετά την κάλυψη των ποσών 
του Άρθρου 25.2.4(1) και της Διανεμητέας Απόδοσης 
Βάσης σύμφωνα με το Άρθρο 25.2.3(α) ή (ό), όπως 
εφαρμόζεται, θα κατατίθεται στον Αποδέκτη 
Λογαριασμό μέχρι του ορίου του ποσού του Άρθρου 
25.1.3(ύ)(ϊί) και κατόπιν μέχρι του ορίου του ποσού του 
Άρθρου 25.1.3(ό)(ϋΐ)· 

010 Μετά την κάλυψη των ποσών του ανωτέρω Αρθρου 
- - 25: 2 :4(ΐί)Γ - οιιυιυΰήπυτε χρημαπκ ό- ποσό απομένει 1 

διαθέσιμο θα καταβάλλεται ως ακολούθως (*Πληρωμές 4 
Πρόσθετης Ρευστότητας»): 

(Λ) στην περίπτωση που τα Πραγματικό Συνολικό 
Έσοδα είναι χαμηλότερα από τα Συνολικά 
Προβλεπόμενα Έσοδα αλλά υψηλότερα από τα 
Συνολικό Προβλεπόμενα Έσοδα ΣΚΟχίκότε ποσό 
40% από το απομένον αυτό χρηματικό ποσό θα 
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* Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόντα Οδός από Αντίρρτο μέχρι 

Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Εκάρφαα) και 
. ϊυνβετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημστόρι - Χαλκίδα 
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πληρώνεται απευθείας στο Δημόσιο και ποσό 60% 
θα έχει μεταχείριση Επιλέξιμης Δαπάνης Έργου και 
θα χρησιμοποιείται για την προεξόφληση των 
Δανειστών σύμφωνα με τις Καθορισμένες 
Δανειακές Συμβάσεις. 

(Β) στην περίπτωση που τα Πραγματικά Συνολικό 
Έσοδα είναι υψηλότερα από τα Συνολικό 
Προβλεπόμενα Έσοδα, τότε ποσό 70% από το 
απομένον αυτό χρηματικό ποσό θα πληρώνεται 
απευθείας στο Δημόσιο και ποσό 30% θα έχει 
μεταχείριση Επιλέξιμης Δαπάνης Έργου και θα 
χρησιμοποιείται για την προεξόφληση των 
Δανειστών σύμφωνα με τις Καθορισμένες 
Δανειακές Συμβάσεις. 

Από της πλήρους εξοφλήσεως κάθε ποσού πληρωτέου 
οπό τον Παραχωρησιούχο προς τους Δανειστές 
σύμφωνα με τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, 
κάθε χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στα ποσό του 
παρόντος Αρθρου 25.2.4(ί!ϊ) (Α) και (Β) θα κατατίθεται 
στον Αποδέκτη Λογαριασμό. 

Οι Πληρωμές Πρόσθετης Ρευστότητας που είναι 
πληρωτέες στο Δημόσιο σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 
25.2.4(ίίί) θα καταβάλλονται στο Δημόσιο την επόμενη 
Εργάσιμη Ημέρα από το τέλος κάθε Περιόδου 
Υπολογισμού, 

Σε περίπτωση εφαρμογής του Αρθρου 25,4 της 
Σύμβασης Παραχώρησης Ε65, οι Πληρωμές Πρόσθετης 
Ρευστότητας που είναι πληρωτέες στο Δημόσιο 
σύμφωνα με το παρόν Άρθρο δεν θα πληρώνονται σε 
αυτό αλλά θα κατατίθενται στον Αποδέκτη Λογαριασμό 
στο τέλος εκάστης Περιόδου Υπολογισμού. 

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η εφαρμογή του Αρθρου 
25.2.4. και οι συνακόλουθες καταβολές, συνιστούν 
εξόφληση των προβλεπομένων στο Άρθρο 25.1 
Πληρωμών προς το Δημόσιο. . 

25.2.5 Προσδιορισμός Συνολικού Ονομαστικού Ορίου Λ&Σ και 
Ονομαστικού Λ&Σ 

Χ3) ΣϋμφωνεΙται ότι: 

ί. Το Συνολικό Ονομαστικό Όριο Λ&Σ σε σχέση με τις 
Λειτουργικές Δαπάνες για το χρονικό διάστημα 
μέχρι και το τέλος της Περιόδου Λειτουργίας είναι 
ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια δύο εκατομμύρια 
πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία 
Ευρώ (€1.802.059.953)· 
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//. Το Ονομαστικό Όριο Λ&Σ για καθεμία από τις 
Περιόδους Υπολογισμού καθορίζεται στο 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Αναδιάρθρωσης και 
αφορά κάθε Περίοδο Υπολογισμού, αρχής 2 

γενομένης από της I* Ιανουάριου 2016· 

///. Στο τέλος καθεμιάς Περιόδου Υπολογισμού, το ά 
Ο νομαστικό Όριο Λ&Σ για αυτήν την Περίοδο 
Υπολογισμού και το Συνολικό Ονομαστικό Όριο 5| 
Λ&Σ θα αυξάνονται κατά την αξία των 
Ασφαλισμένων Εξόδων που θα έχει υποστεί ο 
Παραχωρησιούχος κατά την διάρκεια αυτής της 
Περιόδου Υπολογισμού· 

ίν. Στην περίπτωση που εφαρμοστεί το Αρθρο § 

4.2.2(ά)(Ι) το Συνολικό Ονομαστικό Όριο Α&Σ θα „! 

αυξηθεί κατά ένα ποσό τριάντα πέντε 
εκατομμυρίων εβδομήντα μιας χιλιάδων 
εξακοσίων εννέα Ευρώ (€ 35.071.609) · 

ν. Σε περίπτωση Παράτασης της Περιόδου ( 

Παραχώρησης, το Συνολικό Ονομαστικό Όριο Λ&Σ | 

αυξάνεται κατά διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια 4$ 

οκτακόσιες χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα Ευρώ 
(232.800.164), ενώ σε περίπτωση Παράτασης της 1 
Περιόδου Παραχώρησης και εφαρμογής του 
Αρθρου 4.2.2(ά)(ΐ) το Συνολικό Ονομαστικό Όριο 
Λ&Σ θα αυξηθεί κατά διακόσια τριάντα επτά 
εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες 
τετρακόσια Ευρώ (237.965.400). 

(ύ) Εάν, σε οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού, οι 
πραγματικές δαπάνες, όπως προσδιορίζονται μέσω της 
συμφωνημένης διαδικασίας ελέγχου, αποδειχθούν 
ολιγότερες του Ονομαστικού Ορίου Λ&Σ για την αυτή 4, 

Περίοδο Υπολογισμού, ο Παραχωρησιούχος θα 
δικαιούται να κρατήσει το υπερβόλλον ποσό (η § 

«Υπερβόλλουσα Ρευστότητα») σε έναν αποθεματικό ΰ 

λογαριασμό για κυλιόμενη τριετή περίοδο, | 

προκειμένου να καλύπτει υπερβόλλουσες δαπάνες σε >| 

επόμενες Περιόδους Υπολογισμού. Οποιαδήποτε ποσό '< 

βρίσκεται σε πίστωση του αποθεματικού λογαριασμού | 

- αυτού στο - τέλος της - κυ λ ιόμε νη ς αυτής περιόδου Θα - 

αποδεσμεύεται και θα προστίθεται στα Καθαρό Έσοδα ΐ 

της επόμενης Περιόδου Υπολογισμού μόνο γιο ) 

... υπολογιστικούς σκοπούς, χωρίς να αποτελεί έσοδστου - % 

Παραχωρησιούχου. 

5.13.6 Το άρθρο 25.3.1 τροποποιείται αχ; ακολούθως: 
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ι 


(ο) Στον πρώτο στίχο της εναρκτήριος υηοποραγράφου της παραγράφου (θ) 
διαγράφονται λέξεις «εκατόν ογδόντα (180)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις 
«εκατόν πενήντα (150)». 

(β) Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου (ϊν) διαγράφονται οι λέξεις «Περιοδική 
Ταμειακή Ροή, την Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή και την Πραγματική» 
και αντικαθίστανται με τη λέξη *Ονομαστική». 

(γ) Στον τελευταίο στίχο της παραγράφου (δ) μετά την λέξη «επόμενο» τϊθειαι η 
λέξη « οικονομικό». 

5.13.7 Το άρθρο 25.4 (Έλεγχος Λογαριασμών Παραχωρησιούχου) τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

(α) Η υφιστάμενη παράγραφος λαμβάνει το στοιχείο (ο), στην αρχή της 
προστίθενται οι λέξεις «Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, και», και 

(β) προ αυτής προστίθενται νέες παράγραφοι (ο) και (δ) ως ακολούθως: 

«Γ») Στο τέλος καθεμιάς Περιόδου Υπολογισμού που λήγει την 31” 
Δεκεμβρίου και στο τέλος της Τελευταίας Περιόδου 
Λειτουργίας, ο ορκωτός ελεγκτής του Παραχωρησιούχου θα 
ελέγχει τα οικονομικά του Παραχωρησιούχου για να 
επαληθεύσει (κατά την εύλογη κρίση του), προς το σκοπό της 
εκπόνησης της Ετήσιας Έκθεσης για αυτήν και για την 
προηγούμενη Περίοδο Υπολογισμού, τα ακόλουθα στοιχεία: 

(I) το σύνολο των Εσόδων, Καθαρών Εσόδων, Δαπανών 
Έργου και Επιλέξιμων Δαπανών Έργου 
(συμπεριλαμβανομένων των Πληρωμών Πρόσθετης 
Ρευστότητας ή/και των Πληρωμών Περιορισμού 
Διανομών όταν εφαρμόζονται) για καθεμία από τις δύο 
αυτές Περιόδους Υπολογισμού· 

01) τις Πληρωμές προς το Δημόσιο για αυτές τις δύο 

Περιόδους Υπολογισμού· 

(ΐίί) την Διανεμητέα Απόδοση Βόσης 

(συμπεριλαμβανομένης της Δεδουλευμένης Απόδοσης 
Βόσης, αν υπάρχει, και της Πληρωμής Υπερβόλλοντος 
Πληθωρισμού, αν εφαρμόζεται) για καθεμία από αυτές 
τις δύο Περιόδους Υπολογισμού· 

Ον) τις Πληρωτέες Δαπάνες σε σχέση με καθεμία από αυτές 
τις δύο Περιόδους Υπολογισμού. 

-- Η — ελεγμένη — Ετήσια — Έκθεση — θα — κοιν ο ποι ε ίτα ι — ππύ—τστ 

Παραχωρηώούχο στο Δημόσιο και στους Δανειστές. 

(ύ) Ο Παρρχωρησιούχος θα εξασφαλίσει την ανάληψη, από τον 
ορκωτό ελεγκτή που θα διορίσει για να ελέγχει την Ετήσια 
Έκθεση, ρητής εγγυητικής ευθύνης έναντι του Δημοσίου κατά 
τύπο και ουσία αποδεκτή από το Δημόσιο, κατά εύλογη κρίση.» 

5.13.8 Μετά το άρθρο 25.4 προστίθενται νέα^θρα 25.5 και 25.6 ως ακολούθως: 


ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ0υΤΙΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚ1ΝΤ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι 
;ΐ Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αβήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Εκόρφαα) και 

Συνδετήριος Κλόδος του ΠΑΘΕ Ιχημαιύρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


«25.5 Ρητώς αναγνωρίζεται ότι ο Παραχωρησιοϋχος παραιτείται παντός 
δικαιώματός του σχετικού με υποχρέωση εχεμύθειας, του 
Παραχωρησιούχου Ε65, μη δυνόμενος να αντιτάξει τέτοια 
υποχρέωση είτε έναντι του Παραχωρησιούχου Ε65 είτε έναντι του 
Δημοσίου ή/και των Δανειστών Ε65, αναφορικά με το σύνολο των 
υπ' αυτού παρεχομένων στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του παρόντος Άρθρου και εν γένει της παρούσας 
Σύμβασης καθώς και για την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων 
της Σύμβασης Παραχώρησης Ε65. Περαιτέρω ο Παραχωρησιοϋχος 
αναγνωρίζει ρητά ότι έχει λάβει πλήρη και επαρκή γνώση της 
Σύμβασης Παραχώρησης Ε65 και των ειδικότερων όρων και 
διατάξεων αυτής. 

25.6 Ρητώς αναγνωρίζεται ότι η υποχρέωση και ευθύνη του Δημοσίου, 
καθώς και όλα τα ποσό που είναι πληρωτέα στον Παραχωρησιούχσ 
από το Δημόσιο, εξ αιτίας Γεγονότων Καθυστέρησης και Γεγονότων 
Ευθύνης Δημοσίου κατά το Άρθρο 26 ή οποιοσδήποτε άλλου 
γεγονότος που εξομοιώνεται με Γεγονός Καθυστέρησης ή Γεγονός 
Ευθύνης Δημοσίου ή του οποίου οι συνέπειες εξομοιώνονται με 
αυτές του Γεγονότος Καθυστέρησης ή του Γεγονότος Ευθύνης 
Δημοσίου, διέπονται από και πληρώνονται σύμφωνα με τις σχετικές 
εφαρμοστέες διατάξεις, και (για την αποφυγή οποιοσδήποτε 
αμφιβολίας) είναι διακριτές και ανεξάρτητες από τις υποχρεώσεις 
του Δημοσίου σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 25 και δεν επηρεάζουν 
(ούτε επηρεάζονται από) τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου 
σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 25.» 

5.14 Το Άρθρο 26 της Σύμβασης Παραχώρησης (Αποζημιώσεις) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.14.1 Το άρθρο 26.2.1(5) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στην εναρκτήρια παράγραφο διαγράφονται οι λέξεις «του Άρθρου 7,2.4» και 
αντικαθίστανται, με τις λέξεις «των Άρθρων 7.2.4, 7.2.8, 7.2.Α.2 και 
7.2Λ6 ». 

(β) Στην παράγραφο (ϋ) στον δεύτερο στίχο μετά την λέξη «Συμβολής τίθενται οι 
λέξεις «και της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής*. 

5.14.2 Το άρθρο 26.2.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη «λεπτομερώς» τίθενται οι λέξεις «(σε εύλογο 
επίπεδο)» και 

-,—(β)—ιιετά το στοινείο./ίν) τίθεται παράγραφος ως ακολούθως: 

«Ο Παραχωρησιούχος θα παρέχει στο Δημόσιο επικαιροποιημένη 
πληροφόρηση αμέσως μόλις αυτή είναι διαθέσιμη.» 

5.14.3 Το άρθρο 26.4.3 διαγράφεται και προστίθενται οι λέξεις «δεν χρησιμοποιείται». 

5.14.4 Το άρθρο 26.4.4(ί) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο «-δεύτερο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «τριάντα στα εκατό (30%)» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «είκοσι πέντε στα εκατό (25%)». 


ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕευΤ)ΟΝ ςθΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Καταακευή, Χρημβτοδάτηοη, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνιο Οδός από λντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑβΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης} - Μολιακός (Σκάρφεια) και 
Ιυνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημστάρι -Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.14.5 Μετά το άρθρο 26.5.3 προστίθενται οι λέξεις « 26.5.4 δεν χρησιμοποιείται. 

5.15 Το Άρθρο 27 της Σύμβασης Παραχώρησης (Χρηματοοικονομικό Μοντέλο) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.15.1 Στο τέλος του άρθρου 27.1 προστίθεται η ακόλουθη φράση και προτάσεις: 

«και θα αντικατασταθεΙ κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης με το ελεγμένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο 
Αναδιάρθρωσης. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Αναδιάρθρωσης που θα 
προσαρτηθεί θα υποστηρίζει δύο επιλογές: μια με την παραδοχή της 
εφαρμογής του Άρθρου 4.2.2(ό)(Ι) και μια με την παραδοχή της εφαρμογής 
του Αρθρου 4.2.2(0)00· Ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα επί της 
εφαρμογής μίας εκ των εναλλακτικών που προβλέπονται στο Άρθρο 
4.2.2(ά), η εναλλακτική που αντιστοιχεί στο ανωτέρω αποτέλεσμα θα 
συνιστά το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο της παρούσας Σύμβασης. Το 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ΣΚΟ, όπως ελέγχθηκε, προσσρτάται στην 
παρούσα ως τμήμα 2 του Προσαρτήματος 5.» 

5.15.2 Το άρθρο 27.8(ε) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«(ο) η Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης» 

5.16 Το Άρθρο 28 της Σύμβασης Παραχώρησης (Επιστροφή του Έργου στο Δημόσιο) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.16.1 Μετά το άρθρο 28.1.3 προστίθεται νέο άρθρο 28.1.4 ως ακολούθως: 

« 28.1.4 Στην περίπτωση που παρίσταται πιθανό να παραταθεί η Περίοδος 
Παραχώρησης σύμφωνα με το Άρθρο 5.8, η Υπηρεσία και ο 
Παραχωρησιούχος θα συμφωνήσουν σε κατάλληλες προσαρμογές 
σχετικά με τον χρόνο των ανωτέρω απαιτήσεων επιστροφής.» 

5.16.2 Το άρθρο 28.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στους τρ'πο και τελευταίο στίχους διαγράφεται η λέξη «Λειτουργίας» και 
αντικαθίσταται με τη λέξη <κΠαραχώρησης». 

5.17 Το Άρθρο 29 της Σύμβασης Παραχώρησης (Καταγγελία εκ μέρους του Δημοσίου - 
Συνέπειες) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.17.1 Η εναρκτήρια παράγραφος του άρθρου 29.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον πέμπτο στίχο μετά τις λέξεις «Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου» τίθενται οι λέξεις «/? 
Γεγονός Αθέτησης Δημοσίου» 

5.17.2 Η παράγραφος 29.1.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον τελευταίο στίχο καθεμιάς από της υποπαραγράφους (I) και (η) διαγράφεται το 
ποσοστό «30%» και αντικαθίσταται με το ποσοστό « 25 % ». 

-5.17.3 Η παράγραφος 29.1.9-τροποποιεΓται ωςακολούθως^---- - 

Η παραπομπή στον τελευταίο στίχο στο Άρθρο 30.1 (νϋ) διορθώνεται εις το ορθό 
"30.1 οο» 

5.17.4 Η παράγραφος 29.1.10 διαγράφεται αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
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ΕΡΓΟ: Μίλέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση ταυ Αυτοηνητάβρομου Ιόνια Οδός αηό Αντίρρκ» μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΛΒΗΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Ικάρφαα) και 
Ευνδττήρκκ; Κλάδος του ΠΑΘΕ Ιχημοτάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


« 29.1.10 Τα γεγονότα που ορίζονται ως Γεγονότα Αθέτησης 
Παρσχωρησιούχου σύμφωνα με το Αρθρο 25.1.7.» 

5.17.5 Το άρθρο 29.3.1 (Περίοδος Μελετών - Κατασκευών) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στον τρίτο στίχο της παραγράφου 29.3.1(0(0 μετά τη λέξη «Χρηματοδοτικής 
Συμβολής* τίθενται οι λέξεις «και Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής» 

(β) Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 29.3.1(0(ϋί) διαγράφεται η λέξη «εσόδων* 
και αντικαθίσταται από την λέξη «Εσόδων». 

(γ) Στον τέλος της παραγράφου 29.3.1(9)(ϋϊ) τίθεται η φράση 
«(συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ποσών πληρωθούν προς τους 
Δανειστές ως αμοιβές αναδιάρθρωσης/ άρσης επιφυλάξεων κατά την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης).» 

(γ) Στον δωδέκατο στίχο της παραγράφου 29.3.1(0 διαγράφονται οι λέξεις 
«παραγράφου (Η)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «παραγράφου (Η)(ί)». 

(ε) Στον έβδομο στίχο της παραγράφου 29.3.1(0 μετά τις λέξεις «ως άνω ποσού» 
τίθεται η φράση «το οποίο δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο ποσό μεταξύ 
του σταθμισμένου μέσου κόστος δανεισμού κατά την Ημερομηνία 
Καταγγελίας και του επιτοκίου ασφάλισης κινδύνου επιτοκίου Ευτίδοτ 
για την Ιδια περίοδο συν 400 μονάδες βάσης.» 

(στ) Η παράγραφος 29.3.1(ιπ) διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής: 

«(σι) Συμφωνείτσι ότι σε περίπτωση που η καταγγελία εκ μέρους του 
Δημοσίου γίνεται δυνάμει του Αρθρου 29.1.9, επέρχονται τα 
αποτελέσματα που προβλέπονται στο Άρθρο 30.3.1». 

5.17.6 Το άρθρο 29.3.2 (Περίοδος μετά το πέρας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στην παράγραφο 29.3.2(9) ο τύπος Β αντικαθίσταται ως εξής: «Β = (Οι - €ζ) 
+ Ε+Ε+6-Η » 

(β) Στον ορισμό του μεγέθους Ε προτελευταίο στίχο μετά τις λέξεις «στο 01 
ανωτέρω* τίθεται η φράση «αλλά περιλαμβάνονται Πληρωμές προς το 
Δημόσιο σύμφωνα με τα Άρθρα 25.1.1 και 25.1.2». 

(γ) Μετά τον ορισμό του μεγέθους 6 προστίθεται νέος ορισμός Η ως ακολούθως: 

«Η = Η Καθαρή Παρούσα Αξία των Πληρωτέων Δαπανών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Άρθρου 25.2 από την Ημερομηνία 
Καταγγελίας μέχρι την συμβατικά προβλεπόμενη τελική 
_ ημερομηνία αποπληρωμής των Καθορισμένων Δανειακών 

Συμβάσεων [με βάση τις πιο πρόσφατες προβλέψεις].* 

(δ) Η παράγραφος 29.3.2(ϊ) διαγράφεται και ανπκαθϊστατοι ως εξής: 

«0) Συμφωνείτσι ότι σε περίπτωση που η καταγγελία εκ μέρους του 

' Δημοσίου γίνεται δυνάμει του Άρθρου 29.1.9, επέρχονται τα 
αποτελέσματα που προβλέπονται στο Άρθρο 30.3,2». 

5.17.7 Το άρθρο 29.3.3 (Περίοδος Τ3) τροποποιείται ως ακολούθως: 



ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΈ<:ΐΠΊΟΝ 0ΟΡΥ_Ρ_ΡΚ!ΝΤ 


Σελ.44 










5028 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιδνια Οδός οηό Αντΐρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης} - Μαλιακός (Σκάρφεη) ηκ 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Στο τέλος του άρθρου διαγράφεται ο αριθμός «29.1.8» και αντικαθίσταται με τον 
αριθμό «29.1.9». 

5.18 Το Άρθρο 30 της Σύμβασης Πσραχώρησης (Καταγγελία εκ μέρους του 
Παραχωρησιούχου - Συνέπειες) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.18.1 Το άρθρο 30.1(ΐ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο δεύτερο στίχο μετά τις λέξεις «Χρηματοδοτικής Συμβολής» τίθενται οι λέξεις « και 
της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής». 

5.18.2 Το άρθρο 30.3.2 (Περίοδος μετά το πέρας της Περιόδου Μελετών - Κστοσκευών) 
τροποποιείται ως εξής: 

Η λέξη «Πραγματική» στον τρίτο στίχο της υποπαραγράφου (β)(ϋ) κοι στον πέμπτο 
στίχο της παραγράφου (ο) διαγράφεται και αντικαθίσταται με την λέξη 
«Ονομαστική». 

5.19 Το Άρθρο 33 της Σύμβασης Παραχώρησης (Επίλυση Διαφορών) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.19.1 Το άρθρο 33.1.5 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στους τρίτο και τέταρτο στίχους διαγράφονται οι λέξεις «έγγραφη εκδήλωση» και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις « Έγγραφη Εκδήλωση ». 

5.19.2 Μετά το άρθρο 33.1.5 προστίθεται νέο άρθρο 33.1.6 ως ακολούθως: 

«33.1.6 Όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στο παρόν Αρθρο 33 
μπορούν να παραταθούν με γραπτή συμφωνία των Μερών.» 

5.19.3 Το άρθρο 33.2.5 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 

«Η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών δύναται, κατ' αίτηση 
οποιοσδήποτε Μέρους ή αυτεπαγγέλτως, να παρατείνει την προθεσμία 
αυτή.» 

5.19.4 Το άρθρο 33.3.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου προστίθεται η φράση: 

«ή προτού το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφασίσει να προχωρήσει με την 
Διαιτησία παρά το γεγονός ότι κάποιο Μέρος ή ένα μέλος του Διαιτητικού 
Δικαστηρίου δεν υπέγραψε την περίληψη των αιτημάτων.» 

5.19.5 Μετά το άρθρο 33.3.9 προστίθεται νέο άρθρο 33.3.10 ως ακολούθως: 

_ «33.3.10 Κατ' απόκλιση έναντι κάθε άλλπε αντίθετηε διόταίπο του 

παρόντος Άρθρου 33.3, οηοιαδήποτε Διαφορά κατά το Αρθρο 

7.2.Α.4 θα υποβληθεί σε Διαιτησία εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την Έγγραφη Εκδήλωση, 
της Διαφοράς, και η απάντηση στην αίτηση και ο διορισμός του 
δεύτερου Διαιτητή από τον εναγόμενο θα επιδοθεί στον αιτούντα 
εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Η 
Διαιτητική Απόφαση θα εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν και σε 
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Χ6 

ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από ΑντΙρριο μέχρι 
/ Ιωάννινα, ΠΛΘΕ Αβήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός ΟΕκάρφεια) και 

Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Ιχηματάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΟΡΗΣΗΣ 


κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες από τον 
διορισμό του τρίτου Διαιτητή.» 

5.19.6 Το άρθρο 33.4 (Δανειστές) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της προτελευταίας πρότασης διαγράφεται η φράση «αποφασίζει σε πρώτο 
και τελευταίο βαθμό το Εφετείο της έδρας του Παραχωρησιούχου που δικάζει κατά 
την διαδικασία του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 1892/1990» και αντικαθίσταται με την 
φράση «το ζήτημα παραπέμπεται και επιλύεται σε πρώτο και τελευταίο 
βαθμό από το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 6 παρ. 1 ν. 2735/1999 ». 

5.20 Το Άρθρο 36 της Σύμβασης Παραχώρησης (Φορολογικά θέματα) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.20.1 Το άρθρο 36.1.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στο πρώτο στίχο μετά τη λέξη «Συμβολή» τίθενται οι λέξεις « και η Πρόσθετη 
Χρηματοδοτική Συμβολή». 

(β) Μετά τις λέξεις «του Άρθρου 7.2» στον δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«και του Αρθρου 7.2Λ ». 

(γ) Οι λέξεις «επιβαρύνεται» και «υπόκειται» στον τρίτο στίχο διαγράφονται και 
αντικαθίστανται από τις λέξεις « επιβαρύνονται » και « υπόκεινται » 
αντίστοιχα. 

5.20.2 Το άρθρο 36.1.4(0) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του άρθρου ο αριθμός της εγκυκλίου «105 7005/4547-19-0016/1132 της 
11 Μαίου 1995» διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον αριθμό « 112 5155/9608- 
19-0016/1249 της θ'* Νοεμβρίου 1994» 

5.20.3 Το άρθρο 36.1.7 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον δέκατο στίχο της πρώτης παραγράφου και στον δεύτερο στίχο δεύτερης 
παραγράφου μετά τη λέξη «Συμβολής» τίθενται οι λέξεις «και της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής». 

5.21 Το Άρθρο 37 της Σύμβασης Παραχώρησης (Τροποποίησή της Σύμβασης 
Παραχώρησης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον τρίτο στίχο του άρθρου 37.2 και στον τέταρτο στίχο του άρθρου 37.4 
διαγράφονται τα γράμματα «ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε», αντιστοίχως. 



ΑΡΘΡΟ 6 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 


Προοαρίάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 3 το Χρ ηματοοικονομικό Μοντέλο 

Αναδιάρθρωσης (ΚεεοΙ ΓιπαπαθΙ ΜοάθΙ) μετά του τμήματος αυτού που αντιστοιχεί στο 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ΣΚΟ, όπως αυτό ελέγχθηκε από τον οίκο ΟαΙοΜθ, έτυχε της 
αποδοχής των Δονασιών και συμφωνήθηκε_αηό__τα_Μ£ρη. Κατά την_ΗμεραμηνΙα Έναρξης. 
Ισχύος Τροποποίησης το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Αναδιάρθρωσης θα αντικαταστήσει το 
Προσάρτημα 5 της Σύμβασης Παραχώρησης και θα ισχύει του λοιπού ως το 
«Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο» του Άρθρου 27.2 της Σύμβασης. 


ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ€υΤΙΟΝ Γ.ΟΡΥ Ρ ΡΚΙΝΤ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Γόνια Οδός από Αντίρρκι μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΛΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης} - Μαλιακός (Ικάρφοα) και 
Ευνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημαιάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ 


ΑΡΘΡΟ 7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 2 το αναθεωρημένο, βάσει των συμφωνούμενων 
τροποποιήσεων της Σύμβασης, Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών, όπως αυτά έχει θεωρηθεί και εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και 
συμφωνηθεί από τα Μέρη, «ατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης το 
Χρονοδιάγραμμα αυτό θα αντικαταστήσει το οικείο τμήμα του Προσαρτήματος 6 της 
Σύμβασης Παραχώρησης. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 3 η από 15/03/2013 Συμφωνία των Άρθρων 
26.1, 26.2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό 
τίτλο «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και εκ τρίτου της Κοινοπραξίας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΙΙΚΟ ΙΟΝΙΑ, με την οποία περιορίζονται οι συμβατικές οπαιτήσεις 
αποζημίωσης του Παραχωρηαιοϋχου δυνάμει των Άρθρων 26.1, 26.2 της Σύμβασης 
Παραχώρησης, όπως η Συμφωνία αυτή συμπληρώθηκε με το Χρονοδιάγραμμα και τις 
προϋποθέσεις Καταβολής Απαιτήσεων Κατασκευαστή που καταρτίστηκε μεταξύ των αυτών ως 
άνω συμβαλλομένων σύμφωνα με την παράγραφο 13.β αυτής. 


ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 4 η από 28/11/2013 Συμφωνία του Άρθρου 26 
της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε.», με την οποία περιορίζονται οι συμβατικές απαιτήσεις αποζημίωσης του 
Παραχωρησιούχου κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών και ρυθμίζονται οι 
προϋποθέσεις και ο χρόνος τμηματικής καταβολής τους εκ μέρους του Δημοσίου. 


ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της παρούσας ο Παραχωρησιούχος υποχρεοϋται 
να προσκομίσει στο Δημόσιο, υπογεγραμμένες - άλλως σε τελικό και συμφωνημένο σχέδιο - 
τις τροποποιημένες Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές θα καθορισθοϋν 
ως Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, υπό την αίρεση της επέλευσης της Ημερομηνίας 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, με Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η 
οποία πρέπει να εκδοθεί προ της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης. 


ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Συμφωνείται ότι, υπό την αίρεση της επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ιαχύος 
Τροποποίησης, τα Προσαρτήματα 1 2, 9 καΠΟ της Σύμβασης Παραχώρησης τροποποιούνται 
σύμφωνα με την με αριθμό Α/1/00/01/01/οικ21093/28.11.2013 Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κ0ταβκευ4 Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνισ Οδός οπό Αντίρρκ) μέχρι 
Ιαόννινσ, ΠΛΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (ΧκΑρφοα) και 
Συνδετήρως Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


12.1 Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του Άρθρου 12.2 της παρούσας, η θέση σε ισχύ 
των τροποποιήσεων της Σύμβασης Παραχώρησης που συμφωνούνται με το άρθρο 5 
της παρούσας τελεί υπό την αίρεση εκπλήρωσης σωρευτικό των ακόλουθων 
προϋποθέσεων: 

(3) 1. της ψήφισης από την Βουλή των Ελλήνων του νόμου με τον οποίο 

κυρώνεται η παρούσα Συμφωνία και της δημοσίευσης του κυρωτικού 
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (η «Ημερομηνία 
Δημοσίευσης»), με τον οποίο θα προβλέπέται ως ημερομηνίο έναρξης 
ισχύος του η ημερομηνία δημοσίευσής του, 

2. της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κρατικών ενισχύσεων που 
συμφωνούνται με την παρούσα σύμφωνα με τα άρθρα 107 έως 109 της 
Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε., 

3. Της καταβολής εκ μέρους του Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο των 
ποσών που προβλέπονται στο τροποποιούμενο άρθρο 7 της Σύμβασης , 
Παραχώρησης και στα Προσαρτήματα 3 και 4 της παρούσας, 

4. Της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπέται στο άρθρο 10 
της παρούσας 

(ϋ) καθώς και εντός προθεσμίας η οποία λήγει πέντε (5) ημέρες από την λήψη εκ 
μέρους του Παραχωρησιούχου έγγραφης γνωστοποίησης του Δημοσίου περί 
της ικανοποίησης των προϋποθέσεων των ανωτέρω παραγράφων 12.1 (3) 1 
και 2: 

(ϊ) της ικανοποίησης όλων των αιρέσεων, όρων και προϋποθέσεων 
δυνάμει των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, εκτός από την 
αίρεση που αφορά στην καταβολή εκ μέρους του Δημοσίου προς τον 
Παραχωρησιούχο των ποσών που συμφωνούνται ως καταβλητέα προ ή 
κατά την Ημερομηνίο Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης και την αίρεση, 
της επίτευξης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, όπως 
αυτό θα προκύπτει από έγγραφη βεβαίωση των Δανειστών (ή του 
εκπροσώπου τους) η οποία θα κοινοποιηθεί στο Δημόσιο, και 

(ϋ) της προσκόμισης από τον Αρχικό Μέτοχο ΓΈΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ δια του 
Παραχωρησιούχου της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης 
καθώς και της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Τμημάτων 1 και 2 
ανπστοίχως του Προσαρτήματος 1 της Σύμβασης Παραχώρησης, οι 
οποίες προσκομίζονται σε αντικατάσταση, υπό την αίρεση της 
επίτευξης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης των ας 
χείρας του Δημοσίου ευρισκομένων (α) Εγγυητικής Επιστολής 
Τ~ 'ΤΣεσμεϋτϊκηςΈηένδϋσής και (β) Εγγυητικής Επϊσταίζ?ις Καλής Εκτέλεσης : 

Μελετών - Κατασκευών, τις οποίες το Δημόσιο θα επιστρέφει στους 
, Αρχικούς Μετόχους και στον Παραχωρησιούχο αντίστοιχα, σύμφωνα με 

το Άρθρο 13.4 (ά) της παρούσας. 

Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή μόνον μετά από έγγραφη 
συναίνεση του Δημοσίου με την οποία καθορίζεται νέα προθεσμία. 

12.2 (α) Κατά παρέκκλιση των συμφωνουμένων με την ανωτέρω παράγραφο 12.1, η 

υποχρέωση καταβολής της 1* δόσης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του 


ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ0υτΐΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λεηάυργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντϊρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκόρφαα) και 
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχημαιόρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Δημοσίου, της 1* δόσης της συμφωνίας του Προσαρτήματος 4 (απαιτήσεις 
Παραχωρησιούχου) και της συμφωνίας του Προσαρτήματος 3 (απαιτήσεις 
Κατασκευαστή) της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (β) και (γ) 
κατωτέρω, ισχύει και βαρύνει το Δημόσιο από τη θέοη σε ισχύ του 
Κυρωτικού Νόμου κοι τελεί υπό τη διαλυπκή αίρεση της κατωτέρω 
παραγράφου (ε). 

(β) Υπό την προϋπόθεση ότι έχει κοινοποιηθεί στο Δημόσιο η έγγραφη βεβαίωση 
των Δανειστών η οποία προβλέπεται στο εδάφιο (ϊ) του Άρθρου 12.1(β) και 
έχουν προσκομιστεί οι Εγγυητικές Επιστολές οι οποίες προβλέπονται στο 
εδάφιο (ϋ) του ίδιου Άρθρου 12.1(β) της παρούσας, το Δημόσιο υποχρεούται 
να καταβάλει το αργότερο μέχρι την προτεραία εργάσιμη ημέρα της 
Ημερομηνίας Αναπροσαρμογής όπως αυτή ορίζεται ατο άρθρο 13 της 
παρούσας τα ανωτέρω ποσό, στον ειδικό λογαριασμό της κατωτέρω 
παραγράφου (γ), όπως αυτό θα αποδεικνΰεται από σχετική βεβαίωση της 
Τράπεζας της Ελλάδος η οποία θα κοινοποιείται αυθημερόν επί αποδείξει από 
το Δημόσιο στον Παραχωρησιοΰχο. 

(γ) Η εκ μέρους του Δημοσίου καταβολή των ποσών της ανωτέρω παραγράφου 
12.2 (π) θα γίνει σε διακριτό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με τον 
τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Ν. 3555/2007», που θα ανοίγει και θα τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος ο οποίος με την επιφύλαξη της κατωτέρω 
παραγράφου (δ), θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον γιο την 
καταβολή εκ μέρους του Δημοσίου στον Παραχωρηαιοΰχο των ποσών αυτών 
και από τον οποίον δεν διενεργείται καμία άλλη πληρωμή, πράξη ή συναλλαγή 
για οποιονδήποτε άλλο ακοπό. 

(δ) Η αποδέσμευση υπέρ του Παραχωρησιούχου των ανωτέρω ποσών θα γίνεται 
με την προσκόμιση στην Τράπεζα της Ελλάδος με μέριμνα του 
Παραχωρησιούχου, της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης Ιονΐας όπως αυτή ορίζεται 
και εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13.4 της παρούσας χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, συναίνεση ή άλλου είδους ενέργεια εκ μέρους 
του Δημοσίου ή οποιοσδήποτε τρίτου. 

(ε) Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι την λήξη της 
προθεσμίας του άρθρου 14.2 της παρούσας δεν έχει επέλθει η Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης ή δεν έχει προσκομισθεί στην Τράπεζα της 
Ελλάδος η συμφωνία παράτασης του άρθρου 14.2 της παρούσας 
οποιαδήποτε ποσά έχουν καταβληθεί εκ μέρους του Δημοσίου, σύμφωνα με 
τις ανωτέρω παραγράφους σε πίστωση του λογαριασμού του άρθρου 12.2 (γ) 
της παρούσας αποδεσμεύονται αυτοδικαίως και άμεσα υπέρ του Δημοσίου, 
το οποίο κοι δικαιούται οποτεδήποτε να τα αναλάβει, χωρίς να απαιτείται 

_ προς τούτο οπουδήπ ο τε άλλη διατύπωση,, συναίνεση ή άλλου είδους 

ενεργεια εκ μέρος του Παραχωρησιούχου, των Αρχικών Μετόχων του, των 
Δανειστών τους ή οποιουδήποτε τρίτου. 


ΑΡΘΡΟ 13 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

13.1 Ως Ημερομηνία Αναπροσαρμογής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με 
την διαδικασία που περιγράφεται στο Προσάρτημα 5 της παρούσας 
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(0 θα επικοιροποιηθούν, χωρίς οποισδήπστε επίπτωση επί των ποσών του Πίνακα § 

4Α.2 του κατά τροποποίηση άρθρου 7.2.Α.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, τα | 
στοιχεία του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Αναδιάρθρωσης και του 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου ΣΚΟ που προσδιορίζονται στο Προσάρτημα 5 ϊ| 
της παρούσας (η «Αναπροσαρμογή Ιονίας»), και 

(ϋ) ταυτόχρονα και σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά, θα λάβει χώρα και θα | 

ολοκληρωθεί αυθημερόν η Αναπροσαρμογή Ε65, όπως αυτή ορίζεται στην 
Συμφωνία Τροποποίησης τ Πζ Σύμβασης Παραχώρησης Ε65 (η 
«Αναπροσαρμογή Ε65»), κοι 

(ίϋ) θα εκδοθούν η Βεβαίωση Αποδέσμευσης Ιονίας (η «Βεβαίωση Αποδέσμευσης 
Ιόνιας»), κοι αμέσως μετά η Βεβοίωση Αποδέσμευσης Ε65 όπως αυτή ορίζεται 
στην Σύμβαση Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης Ε65 (η «Βεβαίωση | 
Αποδέσμευσης Ε65») και θσ υπογράφει το Πρακτικό Επιβεβαίωσης της ;| 
Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, σύμφωνο με το επόμενο άρθρο. ^ 

13.2 Το Δημόσιο, αμέσως μόλις επιτευχθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων της 
παραγράφου 12.1(ό) της παρούσας, θα ορίσει και γνωστοποιήσει εγγράφως και επί 
αποδείξει στον Παροχωρηοιούχσ την Ημερομηνία Αναπροσαρμογής η οποίο θα 
πρέπει να συμπίπτει με την Ημερομηνία Αναπροσαρμογής Ε65, κοι η οποία 
περαιτέρω: 

(θ) πρέπει να συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα κατά την οποίο είνο» ανοικτές οι 
Ευρωπαϊκές χρηματαγορές, και 

(ό) δεν μπορεί νο απέχει λιγότερο οπό τρεις (3) και περισσότερο από πέντε (5) § 

ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης αυτής από τον 
Παραχωρησιούχο. 

13.3 Παράταση τής ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή μόνον μετά από έγγραφη συναίνεση 

του Δημοσίου με την οποία επί πλέον καθορίζεται νέα Ημερομηνία Αναπροσαρμογής ί 
για αμφότερα το Έργα. 

13.4 Ως προς την Αναπροσαρμογή συμφωνούνται περαιτέρω και τα ακόλουθα : 

(3) Η διαδικασία Αναπροσαρμογής θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Προσάρτημα 5 (Πρωτόκολλο Διαδικασίας Αναδιάρθρωσης), 

(ό) Το Δημόσιο ορίζει με την παρούσα κοι οι λοιποί εδώ συμβαλλόμενοι 
αποδέχονται τον ορισμό αυτό, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως 
εκπρόσωπό του σε αμφότερες τις διαδικασίες Αναπροσαρμογής, με 
αρμοδιότητα: 

(ϊ) την παρακολούθηση για λογαριασμό του Δημοσίου ττγς διαδικασίας 

Ανοηροσορμονής Ιονίας κοι τηε διαδικασίας Ανπηροππρ^ιηνής ρβ5 - ^ 

(ίϋ) την έκδοση βεβαίωσης (Π «Βεβαίωση Αποδέσμευσης Ιονίας») και την 

παράδοση αυτής στον Παραχωρησιούχο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση | 

- της Αναπροσαρμογής Ιονίας και της Αναπροσαρμογής^, με την οποία" - ^ 

θο πιστοποιούνται σε σχέση με την Αναπροσαρμογή Ιονίας: 

(1) όπ τηρήθηκε η προβλεπόμενη στο Προσάρτημα 5 διαδικασία 
Αναπροσαρμογής 
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(2) ότι οι χρησιμοποιηθείσες παραδοχές Ευπόοτ είναι εντός των 
εμπορικά αποδεκτών ορίων, 

(3) ότι το επιτόκιο βάσης που προκύπτει από τις Συμφωνίες 
Εξασφάλισης Κιγδΰνου Επιτοκίων είναι εντός εμπορικά αποδεκτών 
ορίων. 


(ο) Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., υπό την ανωτέρω ιδιότητά της θα 
παραδώσει την Βεβαίωση Αποδέσμευσης Ιονίας στον Παραχωρησιούχο, υπό 
την προϋπόθεση άτι αυτός και οι Αρχικοί Μέτοχοι έχουν προηγούμενα 
υπογράψει το Πρακτικό Επιβεβαίωσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης. 

(ά) Το Δημόσιο ταυτόχρονα με την υπογραφή του Πρακτικού Επιβεβαίωσης της 
Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης από τον Παραχωρησιούχο και 
τους Αρχικούς Μετόχους θα επιστρέφει στους Αρχικούς Μετόχους και στον 
Παραχωρησιούχο αντίστοιχα τις εγγυητικές επιστολές του άρθρου 12.1 (&) (ϋ) 
της παρούσας. 


ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

14.1 Η ημερομηνία κατά την οποία θα διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί εγγράφως από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με το κείμενο που προσαρτάται στην παρούσα ως 
Προσάρτημα 6 (Πρακτικό Επιβεβαίωσης Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης), ότι έχει πληρωθεί το σύνολο των ανωτέρω προϋποθέσεων, 
περιλαμβανόμενης και της Αναπροσαρμογής θα αποτελεί την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος Τροποποίησης. 

14.2 Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία που απέχει έξι (6) εβδομάδες από την 
ημερομηνία υπογραφής της παρούσος δεν έχει επέλθει η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης θα έχουν εφαρμογή οι όροι του άρθρου 15 της παρούσας εκτός εάν 
τα Συμβαλλόμενα Μέρη, προ της εκπνοής της συμφωνήσουν εγγράφως τους όρους 
και προϋποθέσεις παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Σε περίπτωση μη επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ιαχύος Τροποποίησης εντός της 
προθεσμίας του Άρθρου 14.2 της παρούσας και υπό την επιφύλαξη των τυχόν παρατάσεων 
που θα συμφωνηθούν μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών σύμφωνα με το άρθρο 14.2 της 
παρούσας: 

(ο) η παρούσα συμφωνία θα λύεται αυτοδικαίως θα παύει εφεξής να παράγει έννομο 

αποτελέσματα και τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα απαλλάσσονται από κάθε τυχόν ευθύνη 

ή αξίωση αποζημίωσης εκ της παρούσας έναντι αλλήλων απορρέουσα από την 
_πα ρο ύσα Συ μφωνία, και ___ 

(β) η Σύμβαση Παραχώρησης περιλαμβανόμενων και των Παραρτημάτων της θα 
εξακολουθεί να ισχύει ως έχει χωρίς οιοδήπστε των Συμβαλλόμενων Μερών να 
δικαιούται να επικαλεσθεί ή να προβάλλει οποιεσδήποτε απαιτήσεις με βάση το 
ς Συμφωνίας 
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(γ) οι όροι των άρθρων 17 και 18 της παρούσας επιβιώνουν της καθοιονδήποτε τρόπο 
λύσης της παρούσας Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

16.1 Ρητά συμφωνοϋνται τα ακόλουθα ως προς την ισχύ της παρούσας Συμφωνίας: 

16.2 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 12.2 της παρούσας, οι συμφωνούμενες 
δια του Αρθρου 5 της παρούσας τροποποιήσεις της Σύμβασης Παραχώρησης ισχύουν 
και παράγουν έννομα αποτελέσματα μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών από την 
επέλευση της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης. 

16.3 " Τα"Τ^ή'α\φΛωρίζί^ και δηλώνουν ότι η παρούσα Συμφωνία συνιστά εφ' άπαξ 

|)ύθ'|ί(ση^αί 'σπ^&^^εώμέύονται εξ αιτίας αυτής στο μέλλον να προβούν στην 
: Τί- σύνοψη συμφωνίας όμοιας ή συναφούς με την παρούσα (κατά το περιεχόμενο ή κατ' 
αποτέλεσμα) σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανάλογης φύσεως με αυτούς που 
αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο 4. 


ΑΡΘΡΟ 17 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Όλες οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των Συμβαλλόμενων, από την υπογραφή της 
παρούσας Συμφωνίας έως και την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης σχετικά με την 
εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 33.3 (Επίλυση Διαφορών) της Σύμβασης Παραχώρησης 


ΑΡΘΡΟ 18 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και ερμηνεύεται 
σύμφωνα με αυτές Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 12.2(α) της παρούσας από 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης η Σύμβαση Παραχώρησης ισχύει και 
ερμηνεύεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της παρούσας Συμφωνίας. 


ΑΡΘΡΟ 19 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητά συνομολογούν ότι με την παρούσα Συμφωνία τροποποιούνται 
αποκλειστικά οι ανωτέρω υπό το Άρθρο 5 σναφερόμενες συγκεκριμένες διατάξεις της 
Σύμβασης Παραχώρησης η οποία κατά τα λοιπά ισχύει και δεσμεύει τα Μέρη όπως αρχικά 
συμφωνήθηκε. 


ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος και οι Αρχικοί 
Μέτοχοι, υπέγραψαν την ημέρα που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος την παρούσα 



εννέα (9) πρωτότυπα εκ των οποίων έλαβε τρία (3) το Δημόσιο και ανά ένα (1) οι λοιποί 
συμβαλλόμενοι. 
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ΠΑ ΤΟ ΠΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΠΟ «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 




ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 


ΡΕΚΚΟνίΑΙ 5Α 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και 
Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ιόνπα Οδός από Αντίρριο μέχρι 
Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και 
Συνδετήριος Κλόβος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ 


ΙΚΙΟΙΟΜ ΟΟΝΩΕ5ΙΟΝΕ5 ΟΕ 
ΙΝΡΚΑΕδΤΚυσΠΙΚΑδ 5.Α. 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 



ΑΝΤΟΝΙΟ ΟΕ ΙΑ ΤΙΛΜΑ 
0ΑΜΡΙΙΛ.0 


Α05 5ΕΚνΐαθ5 Υ ΩΟΝΟΕ5ΙΟΝΕ8 



5ΑΝ1ΊΑ60 6ΑΚ.0ΙΑ 5ΑΙΥΑΟΟΚ 
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Γ. 

* ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 


ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ,ΕΧΕΟΠΊΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 
Σελ.55 
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Ο ΑΡίγΡ -ΤΗ-ΜΑ & 


ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με τις ηαρ. 37.1 και 37.2 του άρθρου 37 της από 24 Ιουλίου 2007 
Σύμβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3621/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, 
Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του 
Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα και άλλες 
διατάξεις » (ΦΕΚ 279 Α/20-12-2007) 


Στην Αθήνα σήμερα, την εικοστή ενάτη (29) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο 
χιλιάδες δέκα τρία (2013), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 
αναφερόμενα στα Άρθρα της παρούσας Συμφωνίας και τα Προσαρτήματά της. 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΑΦ' ΕΝΟΣ 

του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής "το Ελληνικό Δημόσιο" ή το "Δημόσιο"), 

όπως αυτό νόμιμα εκπροσωπείται δυνάμει της παρ. παρ. 37.2 του άρθρου 37 
(Τροποποιήσεις) της από 24 Ιουλίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης όπως αυτή 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3605/2007, από τον κ. Μιχαήλ 
Χρυσοχοΐδη, Υπουργό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 182, 


ΚΑΙ ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ 

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ» (πρώην «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ -ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ») και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής ο «Παραχωρησιούχος») με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου, οδός 
Ριζαρείου αριθμός 4, ΤΚ 15233, η οποία έχει συσταθεί με την υπ' αριθ. έχει 
συσταθεί με την υπ' αριθ. 4868/5-7-2007 καταστατική πράξη της 
Συμβολαιογράφου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Οικονόμου- 
Κονδυλένιου, όπως αυτή εγκρϊθηκε με την υπ' αριθ. 23753/13-07-2007 απόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 
με αριθμό 63739/01ΑΤ/Β/07/593(07) (αρχική καταχώρηση 63739/01/Β/07/448) και 
εκπροσωπείται νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση από τους κ.κ. ΰίΙΙεε Οο03Γ0, 
κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ριζαρείου, αριθμός 4, Διευθύνων Σύμβουλος δυνάμει 
της από 29.11.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραχωρησιούχου. 
Το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε: 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, κατασκευή. Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος 
- Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


(α) με την υπ' αριθμ. 37828/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας 

(β) με την υπ’ αριθμ. 7467/05.05.2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την 
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της 
Εταιρείας 

(γ) με ιην υιι' υμιθμ. ΕΗ 13802/25.06.2006 υπόφυση του Νομάρχη Αθηνών με 
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της 
Εταιρείας 

Εφεξής αποκαλοϋμενοι ως οι «Συμβαλλόμενοι» ή τα «Συμβαλλόμενα Μέρη» ή 
τα «Μέρη», 

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ 

των μετόχων του Παραχωρησιούχου: 

(α) της Εταιρείας «νΐΝΟΙ ΟΟΝΟΕ55ΙΟΝ5 5.Α.5» που εδρεύει στην Γαλλία, 
στην οδό ΡΙβεβ όβ Γ Ευι-ορε 9, 92500, στη ΡυβίΙ - ΜθίΙιπθΐδοη,και 
εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν σύμφωνα με το καταστατικό της σε 
συνδυασμό με ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται με την από 

26.11.2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. 
Παναγιώτη Παπανικόλα 

(β) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Ερμου 25, 145 64 Νέα Κηφισιά, Εθνική Οδός 
Αθηνών - Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό 
της σε συνδυασμό με ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται με την από 

31.10.2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. Λεωνίδα 
Μπόμπολα 

(Υ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «3 & Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

και το διακριτικό τίτλο «0 8< Ρ ΑΒΑΞ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο 
Αμαρουσίου, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, και εκπροσωπείται 
νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με ειδική 
εξουσιοδότηση που παρέχεται με το από 22.11.2013 Πρακπκό του 
Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. Στυλιανό Γεωργαλίδη 

(δ) της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΟΟΗΤΊΕΡ 
ΡΡΡ 5011ΠΊ0Ν5 θιτιόΗ» που εδρεύει στο Εεεεπ Γερμανίας, οδός 
ΑΙίτβόδίΓδδδβ 236, 45133, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το 
καταστατικό σε συνδυασμό με ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται με 


ΕΚΠΠΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟΓΠΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΓ 


Σελ. 2 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


5041 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - 
Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


την από Μ.11,2013 απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής από 
τους κ,κ. ΚίΒυε Βοβ<3ε και Λουκά Παπάζογλου 

(ε) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΈΚ "ΓΈΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρία 
Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ», που εδρεύει ατην Αθήνα, οδός Μεσογείων αρ. 85, και 
εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με 
ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται με την από 25.11.2013 απόφαση 
του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. Γεώργιο Περιστέρη 

(στ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» που εδρεύει 
στο Δήμο Αμαρουσίου, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, και 
εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με 
ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται με την από 22,11.2013 απόφαση 
του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τον κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη. 

οι οποίοι συμβάλλονται στην παρούσα αποκλειστικά σε σχέση με τις υποχρεώσεις 

που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Αρθρα 5.2.1 (ό) (ιϊ), 7.1, 9, 

10.4 και 10.5 της παρούσας Συμφωνίας (οι «Αρχικοί Μέτοχοι») 

Γίνεται μνεία ότι για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης έχει εκδοθέί η υπ' 

άριθ. 421/2013 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΛΠ. ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

2.1 Ο Παραχωρησιούχος και όλοι οι ανωτέρω μέτοχοί του, με ατομική τους 
ευθύνη δηλώνουν και με την παρούσα ότι όλα τα ανωτέρω κατατεθέντα 
και μνημονευόμενα νομιμοποιητικό τους στοιχεία : 

9. Είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή. 

ό. Δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας 
και της Σύμβασης Παραχώρησης και πάντως, έστω και αν υπάρχει 
κάποια αντίθεση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνουν 
ρητά την υποχρέωση να αποκαταστήσουν το σημείο αντίθεσης, με 
δική τους μέριμνα και δαπάνες, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο 
από τη γνωστοποίηση σ' αυτούς ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο 
γνώση της αντίθεσης. 

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

3.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη και οι Αρχικοί Μέτοχοι, ως εκ τρίτου 
συμβαλλόμενοι, υπέγραψαν την μεταξύ τους από 24 Ιουλίου 2007 


ΕΚΠΠΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟΓΠΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΜΝΤ 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Σύμβαση, εφεξής π «Σύμβαση Παραχώρησης» ή «Σύμβαση», με την 
οποία και υπό τους περιεχόμενους εκεί όρους και ειδικότερες συμφωνίες, 
το Δημόσιο ανέθεσε στον Παραχωρησιούχο το Έργο της Μελέτης, 
Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και 
Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - 
Πύργος - Τσακώνα. 

3.2 Ηε το άρθρο πρώτο του νόμου 3οει/ζυυ/ «κύρωση σύμβασης 
Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης Κατασκευής Χρηματοδότησης 
Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου 
Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 279 Α/20-12-2007) κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης. 

3.3 Με τις παρ. 37.1 και 37.2 του άρθρου 37 της Σύμβασης Παραχώρησης 
προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησής της με έγγραφη συμφωνία 
μεταξύ των Συμβαλλομένων, η οποία υπογράφεται αφενός για 
λογαριασμό του Δημοσίου δυνάμει της εξουσιοδότησης της παρ. 37.2 σε 
συνδυασμό και με την παρ. 37.4 της Σύμβασης Παραχώρησης από τον 
Υπουργό (τότε) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ήδη τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών 
& Δικτύων και αφετέρου για λογαριασμό του Παραχωρησιούχου και των 
Αρχικών Μετόχων του από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό τους και υπό την μορφή αυτή εισάγεται στη Βουλή των 
Ελλήνων προς κύρωση. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα, όλοι οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαίο 

αρχικό στην παρούσα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση 

Παραχώρησης. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

4.1 Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι η τροποποίηση συγκεκριμένων 
όρων της Σύμβασης Παραχώρησης προς αποκατάσταση της οικονομικής 
ισορροπίας της, η οποία έχει ιδιαιτέρως διαταραχθεί από την οικονομική 
και δημοσιονομική κρίση των τελευταίων 4 ετών και η οποία ήταν 
αδύνατο να προβλεφθεί κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης. Η κρίση 
αυτή επέδρασε και επιδρά επί των θεμελιωδών παραδοχών και στοιχείων 
τα οποία εύλογα οι Συμβαλλόμενοι είχαν λάβει ως βάση, κατά τον 
προγραμματισμό, δημοπράτηση και σύναψη της Σύμβασης 
Παραχώρησης. 

4.2 Παράλληλα οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι σκοπός της παρούσας 
συμφωνίας δεν είναι η επαναφορά οποιοσδήποτε εκ των Συμβαλλομένων 
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στην κατάσταση που θα ήταν αν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση και τα εξ 
αυτής δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα, αλλά αποκλειστικά και μόνο η 
αποκατάσταση της οικονομικής ισορροπίας της Σύμβασης στο ελάχιστο 
βιώσιμο επίπεδο που θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
συμφέροντος μέσω της συνέχισης ολοκλήρωσης και λειτουργίας του 
σημαντικού αυτού έργου υποδομής. 

4.3 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι το γεγονός της κρίσης στην Ελληνική και 
διεθνή οικονομία πράγματι ήταν πέραν και εκτός της σφαίρας ελέγχου ή 
επιρροής τους και δεν θα ηδύνατο να έχει προβλεφθεί ή προληφθεί 
ακόμα και με καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας εκ μέρους τους και ότι η 
επελθούσα σοβαρή διατάραξη της Ελληνικής οικονομίας συνιστά Γεγονός 
Ανωτέρας Βίας και μάλιστα Παρατεταμένο, κατά την έννοια των οικείων 
όρων της Σύμβασης εν όψει του ότι η διάρκεια του υπερβαίνει κατά πολύ 
τα όρια που θέτει η Σύμβαση, καθόσον ήδη διαρκεί πέραν της τετραετίας. 

4.4 Με το από.έγγραφό του ο Εκπρόσωπος των Δανειστών 

του Έργου γνωστοποίησε στο Δημόσιο και τον Παραχωρησιούχο ότι 
έλαβαν πλήρη γνώση των συμφωνουμένων με την παρούσα Συμφωνία 
τροποποιήσεων της Σύμβασης Παραχώρησης και ότι, υπό την αίρεσή Της 
επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης τις 
αποδέχονται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα. ■' 

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Ήδη και εν όψει των ανωτέρω τα Συμβαλλόμενο Μέρη από κοινού αποδέχονται και 

συμφωνούν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κατωτέρω αναφερομένων Άρθρων 

της Σύμβασης Παραχώρησης: 

5.1. Το άρθρο 3.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ορισμοί) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

5.1.1 Η παρ. 3.1.4 του άρθρου 3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «και, εάν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, τις Κατασκευές Περιόδου Τ2 στην Περίοδο 
Μελετών- Κατασκευών Τ2.» 

5.1.2 Μετά την παρ. 3.1.5 του άρθρου 3.1 προστίθεται νέα παράγραφος 
3.1.5.Α έχουσα ως ακολούθως: 

<3.1.5.Α «Αποδεκτή Τράπεζα» είναι οποιαδήποτε τράπεζα ή 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που είτε είναι Τράπεζα 
Τύπου Γ είτε η αξιολόγηση της πιστσληππκής της 
ικανότητας για μακροχρόνιες ανεξασφάλιστες 
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χρηματοδοτήσεις δεν είναι κατώτερη της 
αξιολόγησης του Ελληνικού Δημοσίου πλέον των δύο 
βαθμιδών» 

5.1.3 Η παράγραφος 3.1.15 (ΐ) του άρθρου 3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «ΤΙ» στον πρώτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «του 
Έργου Παραχώρησης*. 

5.1.4 Η παράγραφος 3.1.15 (ϋ) του άρθρου 3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «το Έργο είναι έτοιμο» διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «Οι ανωτέρω Κατασκευές της Περιόδου ΤΙ του Έργου είναι 
έτοιμες». 

5.1.5 Μετά την παράγραφο 3.1.15 προστίθεται νέα παράγραφος 3.1.15Α ως 
ακολούθως: 

«3.1.15Α «Βεβαίωση Περότωσης Εργασιών Περιόδου Τ2» ή 
«ΒΠΕ-η» είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από τον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό με την οποία αυτός βεβαιώνει 
ότι: 

(!) οι Κατασκευές της Περιόδου Τ2 έχουν 
περαιωθεί και έχει υποατεί ικανοποιητικό τις 
δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση 
Παραχώρησης και 

(ϋ) Οι Κατασκευές της Περιόδου Τ2 του Έργου 
είναι έτοιμες προς ασφαλή λειτουργία και χρήση 
από τους Χρήστες.» 

5.1.6 Η παράγραφος 3.1.18 («Βεβαίωση Περότωσης Εργασιών Χρηματοδοτικής 
Συμβολής» ή «Β.Π.Ε.ΧΣ») του άρθρου 3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «και της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής» 

5.1.7 Η παράγραφος 3.1.26 («Δείκτης Τιμών Καταναλωτή») του άρθρου 3.1 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 
(Ε.Σ.Υ.Ε.)» στο τέλος του ορισμού και αντικαθίστανται με τις λέξεις 
«Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑ Τ .> 

5.1.8 Μετά την παρ. 3.1.40 του άρθρου 3.1 προστίθεται νέα παράγραφος 
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3.1.40Α ως ακολούθως: 

«3.1.40Α "Έγγραφη Εκδήλωση Διαφοράς" σημαίνει την λήψη 
από ένα Μέρος της έγγραφης γνωστοποίησης από το 
άλλο Μέρος ότι έχει εγερθεί Διαφορά την οποία 
προτίθεται να υποβάλει στη διαδικασία επίλυσης 
διαφορών σύμφωνα με το Άρθρο 33 της Σύμβασης 
Παραχώρησης.» 

5.1.9 Μετά την παρ. 3.1.43 του άρθρου 3.1 προστίθεται νέα παράγραφος 
3.1.43Α ως ακολούθως: 

«3.1.43Α «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών 
Κατασκευών Τ2» είναι η εγγυητική επιστολή που θα 
παράσχει ο Παραχωρησιούχος, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Τμήματος 2 του Προσαρτήματος 1 και 
σύμφωνα με το Παράρτημα [Ν] του Προσαρτήματος 
2, για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του που απορρέουν από την Σύμβαση Παραχώρησης 
για την Περίοδο Τ2 (εξαιρουμένης της υποχρέωσης 
λειτουργίας του Έργου), η οποία θα κατατεθεί στο 
Δημόσιο πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης της 
Περιόδου Τ2.» 

5.1.10 Η παράγραφος 3.1.44 του άρθρου 3.1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«3.1.44 «Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου 
Μελετών-Κατασκευών» ή «Εγκεκριμένο 

Χρονοδιάγραμμα» είναι το Χρονοδιάγραμμα 

Εφαρμογής της Περιόδου ΤΙ που υποχρεούται να 
καταρτίσα ο Παραχωρησιούχος, όπως αυτό θα 
εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό κάι θα 
προσαρτηθεί στην παρούσα σε αντικατάσταση του 
Χρονοδιαγράμματος Προσφοράς του Προσαρτήματος 
6 και το οποίο περιλάμβανα το Εγκεκριμένο 
Χρονοδιάγραμμα ΤΙ για τις Κατασκευές της Περιόδου 
ΤΙ καθώς και το Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Τ2, το 
οπαίο ο Παραχωρησιούχος δεσμεύεται να 

επικαιροποιήσει σύμφωνα με τα Άρθρα 16.4 και 
16.1.5 και το Παράρτημα [Ν] του Προσαρτήματος 2 
για τις Κατασκευές της Περιόδου Τ2.». 

5.1.11 Η παράγραφος 3.1.52 (Επίβλεψη) του άρθρου 3.1 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
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Μετά τις λέξεις «Περίοδο Μελετών - Κατασκευών» στο δεύτερο στίχο 
προστίθενται οι λέξεις « καθώς και κατά την Περίοδο Τ2» και στο 
τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «καθώς και οι 
δραστηριότητες επίβλεψης της Υπηρεσίας μετά το πέρας της 
Περιόδου Μελετών - Κατασκευών ή της Περιόδου Τ2.» 

5.1.12 Η παράγραφος 3.1.54 (Επσόκιο Αναφοράς) του άρθρου 3.1 

ΓμΟΓιϋι ιοι&ι ι α» ολ, υκυλυυσυυι,. 

Οι λέξεις «τριών (3)» στον προτελευταίο στίχο αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «τεσσάρων (4)» 

5.1.13 Η παράγραφος 3.1.57 (Έργο) του άρθρου 3.1 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «είναι» στον πρώτο οτίχο τίθενται οι λέξεις «, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 4.2.4 της παρούσας,» 

5.1.14 Η παράγραφος 3.1.58 (Έργο Παραχώρησης» ή Ε.Π.) του άρθρου 3.1 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «είναι» στον πρώτο στίχο τίθενται οι λέξεις «, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 4.2.4 της παρούσας,» 

5.1.15 Μετά την παρ. 3.1.62 του άρθρου 3.1 προστίθεται νέα παράγραφος 
3.1.62Α ως ακολούθως: 

«3.1.62Α ",Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης" είναι η 

ημερομηνία κατά την οποία οι προϋποθέσεις που 
έχουν ορισθεί στην από 29.11.2013 Συμφωνία 
Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης έχουν 
πληρωθεί ή έχει υπάρξει παραίτηση από αυτές.» 

5.1.16 Η παράγραφος 3.1.68 («Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση») του άρθρου 
3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά την λέξη «Δημοσίου» στον έκτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «και 
της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου,» και η 
παραπομπή στο Άρθρο 7.3 στο έβδομο στίχο διορθώνεται στο ορθό 
«7.4» 

5.1.17 Η παράγραφος 3.1.72 (I) (Κατασκευές Περιόδου ΤΙ) του άρθρου 3.1 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «ολοκλήρωση του» στον τρίτο στίχο προστίθενται οι 
λέξεις «τμήματος ΠΑΘΕ του», στο τέλος της παραγράφου 
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προστίθενται οι λέξεις «που ορίζεται στο Άρθρο 4.2.2 της 
παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων Τοπικών 
Έργων καθώς και τις απολειπόμενες Μελέτες και Έρευνες του 
τμήματος Α/Κ Μυντιλόγλι έως και Α/Κ Πύργου οι οποίες θα 
εκτελεατούν εντός της Περιόδου ΤΙ.» 

5.1.18 Μετά την παράγραφο 3.1.72 (ί) προστίθεται νέα παράγραφος 3.1.72 (ϋ) 
έχουσα ως ακολούθως: 

«(«) "Κατασκευές Περιόδου Τ2 " που είναι όλες όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και άρτια ολοκλήρωση του κατά 
την φυσική υπόσταση Έργου που ορίζεται στα Άρθρα 
4.2.1.(ίϊ) και 4.2.3 .(β) της παρούσας, λαμβανομένης υπ' όφιν 
της διαίρεσης σε υπο-τμήματα, σύμφωνα με το Άρθρο 
24.2.2.β.(2).» 

5.1.19 Η παράγραφος 3.1.72 (ϋ) επαναριθμεϊται σε 3.1.72 (Μ) και τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «της Περιόδου ΤΙ» στο πρώτο και δεύτερο στίχο διαγράφονται 
και αντικαθίστανται με τις λέξεις «των Περιόδων ΤΙ και Τ2» και οι 
λέξεις «την περίοδο αυτή» οτον τρίτο στίχο διαγράφονται και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «ηςπεριόδους αυτές». 

Στο δεύτερο εδάφιο της αυτής παραγράφου οι λέξεις «της περιόδου 
αυτής» στον πρώτο και δεύτερο στίχο του εδαφίου διαγράφονται και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «των περιόδων αυτών». 

5.1.20 Οι παράγραφοι 3.1.72 (ΪΠ), (ίν) και (ν) επαναριθμούνται σε 3.1.72 (ϊν), (ν) 
και (νί) αντίστοιχα. 

5.1.21 Η παράγραφος 3.1.75 (Κρίσιμη Διαδρομή) του άρθρου 3.1 τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «Χρονοδιαγράμματος Περιόδου ΤΙ» στο δεύτερο στίχο 
διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις λέξεις προστίθενται οι λέξεις 
«κάθεεφαρμοζόμενου Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής» 

5.1.22 Η παράγραφος 3.1.76 (Κρίσιμη Δραστηριότητα) του άρθρου 3.1 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στο τέλος του ορισμού διαγράφονται κοι 
αντικαθίστανται με τη λέξη « Εφαρμογής » 

5.1.23 Η παράγραφος 3.1.84 (Νέα Τμήματα Παραχωρησιούχου) του άρθρου 3.1 
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τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του ορισμού προστίθενται οι λέξεις «ή των Κατασκευών 
Περιόδου Τ2.» 

5.1.24 Μετά την παράγραφο 3.1.84 προστίθενται τρεις νέες παράγραφοι 
3.1.84Α, 3.1.83Β και 3.1.84Γ ως ακολούθως: 

«3.1.84Α «Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης» 
είναι ο συντελεστής (δείκτης) απόδοσης, 
εκφραζόμενος ως ποσοστό, ο οποίος, εφαρμοζόμενος 
υπό τη μορφή συντελεστή προεξόφλησης επί της 
Περιοδικής Ταμειακής Ροής, θα καταλήγει σε 
μηδενική καθαρή παρούσα αξία. 

3.1.84Β «Ονομαστική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης 

Χρηματοοικονομικού Μοντέλου» είναι 6% ανό έτος. 

3.1.Β4Γ «Ονομαστική Απόδοση Παράτασης Περιόδου 

Παραχώρησης» είναι 11,79%.» 

5.1.25 Η παράγραφος 3.1.94 (Περίοδος Παραχώρησης) του άρθρου 3.1 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «τυχόν» στον τρίτο στίχο προστίθεται οι λέξεις 
«παρατάσεων κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 5.8 και με την 
επιφύλαξη των» 

5.1.26 Μετά την παράγραφο 3.1.94 προστίθεται νέα παράγραφος 3.1.94Α ως 
ακολούθως: 

«3.1.94Α «Περίοδος Τ2» είναι η περίοδος που καθορίζεται 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του 
Παραρτήματος [Ν] του Προσαρτήματος 2 της 
παρούσας.» 

5.1.27 Η παράγραφος 3.1.98 (Πληρωτέο Ποσό Λόγω Καταγγελίας για 
Πραγμαπκή Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης) του άρθρου 3.1 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «Πραγματική» στους πρώτο, δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο 
στίχους του ορισμού διαγράφονται και αντικαθίστανται με τη λέξη 
« Ονομαστική ». 

5.1.28 Οι παράγραφοι 3.1.100 (Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης), 
3.1.101 και 3.1.102 του άρθρου 3.1 διαγράφονται και αντικαθίστανται ως 
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ακολούθως: 

«3.1.100 Δεν χρησιμοποιείται 

3.1.101 Δεν χρησιμοποιείται 

3.1.102 Δεν χρησιμοποιείται» 

5.1.29 Η παράγραφος 3.1.105 (Προδιαγραφές) του άρθρου 3.1 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Έργου,» στον έβδομο στίχο προστίθενται οι λέξεις «όπως 
θα αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας, 
Επιθεώρησης και Συντήρησης,». 

5.1.30 Μετά την παράγραφο 3.1.107 προστίθεται νέα παράγραφος 3.1.107Α ως 
ακολούθως: 

«3.1.107Α «Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή» έχει την έννοια 
που ορίζεται στο Άρθρο 7.3.» 

5.1.31 Η παράγραφος 3.1.116 (Συμβατικός Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας 
της Δεσμευτικής Επένδυσης Παραχωρησισύχου (ΤΚΠΘΡ,π α(>οχ .) του 
άρθρου 3.1 διαγράφεται και αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«3.1.116 Δεν χρησιμοποιείται» 

5.1.32 Η παράγραφος 3.1.119 («Τίμημα Μελετών - Κατασκευών» ή «Τ.Μ.Κ.») 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «και το οποίο 
αναλύεται στο "Τίμημα Μελετών - Κατασκευών ΤΙ", ποσού ενός 
δισεκατομμυρίου διακοσίων δέκα επτά εκατομμυρίων εκατόν 
ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε Ευρώ 
(€1.217.183.595,00) και στο "Τίμημα Μελετών - Κατασκευών 
Τ2", ποσού οκτακόσιων ογδόντα ενός εκατομμυρίων 
τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πέντε Ευρώ 
(€881.466.405,00). 

Από το Τίμημα Μελετών-Κατασκευών Τ2, ποσό εκ € 92.931.123 
αποτελεί το Τίμημα των εκτελεσμένων Μελετών και Κατασκευών 
μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης και ποσό 
εκ € 3.310.699 αποτελεί το Τίμημα για την εκτέλεση των 
απολειπόμενων Ερευνών και Μελετών του Τμήματος "ΠΑΤΡΑ- 
Α/Κ ΠΥΡΓΟΥ" που θα εκτελεστούν εντός της 3ης Αποκλειστικής 
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Τμηματικής Προθεσμίας.» 

5.1.33 Η παράγραφος 3.1.120 (Τιμολόγιο Εργασιών) του άρθρου 3.1 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «(ΦΕΚ 205 Β'/17-2-05),» στον όγδοο στίχο προστίθενται 

οι λέξεις «καθώς και με τις Αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 

Λ Ί 7<ν /ΠΑ /Ί Η Α 7Π Λβ ΊΛΛΤ /ΑΓΚ Ο* <Ρβ4/«Τ Ο ΛΤ1 

—' ·*/ ···»/ I·"-*· ^ φφφ-τ/ » *"// 

Δ17α/03/54/ΦΝ.437/7-5-2008 (ΦΕΚ Β' 918/19-5-08) όπως η 
τελευταία ισχύει μετά τις Αποφάσεις Δ17α/09/76/ΦΝ.437/20- 
6-2008 (ΦΕΚ Β'1189/26-6-08), Δ17α/09/18/ΦΝ.437/6-2-2009 
(ΦΕΚ Β’ 305/19-2-09), Δ17α/10/123/ΦΝ.437/26-8-2009 (ΦΕΚ 
Β' 1799/28-8-09) και Δ11γ/ο/4/87/01-12-2011 (ΦΕΚ Β' 
2965/23-12-11). Επίσης, Τιμολόγια Ενιαίων Εργασιών, που 
έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
Δ17α/04/114/ΦΝ437/3.08.2007 (ΦΕΚ Β'1584/17-8-07),» 

5.1.34 Η παράγραφος 3.1.122 «Τράπεζα Τύπου Β» του άρθρου 3.1 διαγράφεται 
και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«3.1.122 Δεν χρησιμοποιείται» 

5.1.35 Η παράγραφος 3.1.124 (Υπηρεσία) του άρθρου 3.1 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Το αρκτικόλεξο «Υ.ΓΙΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» στο κείμενο του ορισμού διαγράφεται και 
αντικαθίσταται με τη λέξη «Δημοσίου». 

5.1.36 Η παράγραφος 3.1.126 (Υπουργείο) του άρθρου 3.1 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «υπουργείο που 
είναι εκάστοτε αρμόδιο για το Έργο.» 

5.1.37 Η παράγραφος 3.1.127 (Υπουργός) του άρθρου 3.1 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «εκάστοτε Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων.» και αντικαθίστανται με ας λέξεις «υπουργός που 
είναι εκάστοτε αρμόδιος για το Έργο.» 

5.1.38 Η παράγραφος 3.1.129 (Υφιστάμενα Τμήματα) του άρθρου 3.1 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «και» στο δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις «(υπό την 
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επιφύλαξη του Άρθρου 12.1.3.Α.)» 

5.1.39 Μετά την παράγραφο 3.1.132 προστίθενται δυο νέες παράγραφοι 
3.1.132Α και 3.1.132Β ως ακολούθως: 

«3.1.132Α «Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών - 


Κατασκευών» είναι είτε το Χρονοδιάγραμμα 
Εφαρμογής ΤΙ είτε το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής 
12 . 


3.1.132Β «Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Τ2» είναι το τμήμα 


του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής Περιόδου 
Μελετών - Κατασκευών που αφορά στις Κατασκευές 
της Περιόδου 12 και το οποίο ο Παραχωρησιούχος 
δεσμεύεται να επικσιροπσιήσει σύμφωνα με το 
Άρθρο 16.4 της παρούσας,» 


5.1.40 Το άρθρο 3.2 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ερμηνεία) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Μετά την παράγραφο 3.2.3 (ν) προστίθεται νέα παράγραφος 3.2.3 (νί) ως 
ακολούθως και η παράγραφος 3.2.3 (νί) επαναριθμείται σε 3.2.3 (νπ): 

«(νί) αναφορές στους Αρχικούς Μετόχους θα περιλαμβάνουν και 
κάθε επόμενο μέτοχο του Παραχωρησιούχου, που 
υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις Αρχικού 
Μετόχου από την παρούσα Σύμβαση,» 

5.1.41 Μετά το άρθρο 3.3 της Σύμβασης Παραχώρησης (Προσαρτήματα - Σειρά 
Ισχύος) προστίθεται νέο άρθρο 3.4 ως ακολούθως: 

«3.4 Οι ακόλουθοι ορισμοί της Καθορισμένης Δανειακής 
Σύμβασης «Σύμβασης Κοινών Όρων — ϋοπνηοπ Τβητιε 
Αρτββπιβηί» υπό ημερομηνία 2013 θα έχουν την αυτή 
έννοια στην παρούσα Σύμβαση: 


ΑυΙΗοηεβό Ιηνβεϋηβηίε 

Οβάί δβηιίεε Αοοουηί Κβηυίτβά Βαίαπσβ 

ΟβύίΒετνίεο Ηβεβτνβ ΑεοουηΙ 

ΟείαυΚ ΙηίΒΓβεί 

ΟίεεΗατθΟ ΟαΙβ 
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Ππαηαης €οεέε 

ΗβΒνγ ΜοίπίσπαποΒ Ρεεβτνβ ΑεχουηΙ 

Ηβανγ Μαϊηίβπβπεβ Αίχουπί Κβηυίτβά ΒθΙβηεβ 

Ιπευταπεβ Ρτοεββάε 

Ιηίβτβεί ΡαγιηβηΙ ΟΒίβ 

ΟρβΤΒΐίης Βυάρεί 

Ρπκββάε Α<χουη( 

Ρτο/εεί Αεεουπί 
Ρτο/εεί Οοευτηβηίε 
Ββηίοτ Βοηά Ιοβη 

5.2 Το άρθρο 4 της Σύμβασης Παραχώρησης (Συμβατικό Αντικείμενο - 
Ανταγωνισμός) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.2.1 Η παράγραφος 4.1.1 (ϋ) του άρθρου 4.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ή δεν 
παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση αυτή.» 

5.2.2 Η παράγραφος 4.1.2 του άρθρου 4.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «όπως αυτή προσδιορίζεται» στον τρίτο και τέταρτο στίχο 
διαγράφονται και αντικαθίστανται με τις λέξεις «και την Πρόσθετη 
Χρηματοδοτική Συμβολή, όπως αυτές προσδιορίζονται» και οι 
λέξεις «στο Άρθρο 7.2» στο τέλος της παραγράφου διαγράφονται και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «στα Άρθρα 7.2 και 7.3 αντίστοιχα.» 

5.2.3 Η παράγραφος 4.2.1 του άρθρου 4.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «είναι» στον τρίτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «με την 
επιφύλαξη των προβλεπομένων στο Άρθρο 4.2.4» 

5.2.4 Η παράγραφος 4.2.3 (ό) του άρθρου 4.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Έργου» στο δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις «και με 
την επιφύλαξη του Άρθρου 12.1.3Α,» 

5.2.5 Μετά την παράγραφο 4.2.3 του άρθρου 4.2 προστίθενται νέες 
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παράγραφοι 4.2.4 και 4.2.5 έχουσες ως ακολούθως: 

«4.2.4 Η κατασκευή από τον Παραχωρησιούχο των Νέων 
Τμημάτων των ανωτέρω Άρθρων 4.2.1.(1ί) και 
4.2.3. (β) μετατίθεται χρονικά από τις Κατασκευές 
Περιόδου ΤΙ και η κατασκευή τους θα 

πραγματοποιηθεί μόνον σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος [Ν] του 
Προσαρτήματος 2 άλλως τα ως άνω Τμήματα είναι 
δυνατόν να εξαιρεθούν από το Έργο κατά τα 
προβλεπόμενα στο Άρθρο 4.2.5. 

4.2.5 Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα, με Υπουργική Απόφαση 
που θα εκδοθεί μέχρι την έκδοση της Βεβαίωσης 
Περάτωσης Εργασιών Περιόδου ΤΙ, να εξαιρέσει 
οποιοδήποτζ Τμήμα ή υπο-τμήμα των ανωτέρω Νέων 
Τμημάτων. Εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των 
Μερών, η μη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας θα νοείται ως εξαίρεση. 
Στην περίπτωση εξαίρεσης, ως Έργο Παραχώρησης 
θα νοείται ο αυτοκινητόδρομος άνευ των 
εξσιρεθέντων Νέων Τμημάτων ή μέρους αυτών, όπως 
αυτά συνοπτικά περιγρόφονται στο Άρθρο 4.3.2 

5.2.6 Η παράγραφος 4.3.1 του άρθρου 4.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Χρηστών» στον πέμπτο στίχο τίθενται οι λέξεις «ή δεν 
παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση αυτή,» 

5.2.7 Η παράγραφος 4.3.2 (1) του Άρθρου 4.3 τροποποιείται ως ακολούθους: 

Στην αρχή της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «Με την επιφύλαξη 
του άρθρου 4.2.4,» 

5.2.8 Η παράγραφος 4.4.1 (ί) του άρθρου 4.4 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «με» στον πρώτο στίχο τίθενται οι λέξεις «τα 
απαιτούμενα», μετά τη λέξη «ίδια» στον ίδιο στίχο διαγράφονται οι 
λέξεις «και δανειακά» και μετά τη λέξη «κεφάλαια» στο δεύτερο στίχο 
προστίθενται οι λέξεις «και δάνεια, λαμβανομένης υπ' όφιν και της 
κεφαλαιακής συμμετοχής του Δημοσίου περιλαμβανομένων των 
Εσόδων της Περιόδου ΤΙ.» 

5.2.9 Το άρθρο 4.6 (Ανταγωνισμός) τροποποιείται ως ακολούθως: 


ΕΚΠΠΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ.ΕΧΕΟΓΠΟΝ ωΡΟ,ΡΚΙΝΤ 
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Στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «είτε άμεσα είτε 
μέσω τρίτου προσώπου:» 

5.3 Το άρθρο 5 της Σύμβασης Παραχώρησης (Νομοθετική Κύρωση της 
Σύμβασης - Έναρξη Παραχώρησης - Αποζημιώσεις - Περίοδος 
Παραχώρησης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Γ Ο Λ τν·. ιτ ετ --—-...-\-ΛΠ- 

«*·<■«· λ . ι ν αι^ η,ρινΜνν, ι ιυ^Μ^Μ|/ι |Μ· ιρωι ·ς/ι ιςιΐΜίΜΐ ΜίνΜΐιυυνιυυ^. 

Μετά τη λέξη «επιφύλαξη» στο δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«οιωνδήηοτε παρατάσεων σύμφωνα με το επόμενο Άρθρο 5.8 
και» 

5.3.2 Το άρθρο 5.6 (Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «επιφύλαξη» στο δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις 

«οιωνδήποτε παρατάσεων σύμφωνα με το επόμενο Άρθρο 5.8 
και» 

5.3.3 Μετά το τέλος της παρ. 5.7 (Πρόδρομες Εργασίες) προστίθεται νέα 
παράγραφος 5.8 έχουσα ως ακολούθους: 

«5.8 Παράταση Περιόδου Παραχώρησης 

5.8.1 Εάν ένα έτος πριν από τη λήξη της αρχικής 
συμβατικής διάρκειας, η Ονομαστική Απόδοση 
Δεσμευτικής Επένδυσης είναι κατώτερη της 
Ονομαστικής Απόδοσης Παράτασης Περιόδου 
Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται 
παρατάσεως της Περιόδου Παραχώρησης για 
περίοδο τριών (3) ετών που άρχεται από την 
παρέλευση τριάντα (30) ετών από την Ημερομηνία 
Έναρξης Παραχώρησης. 

5.8.2 Εάν ο Παραχωρησιούχος επιθυμεί να ασκήσει το 
δικαίωμα παράτασης του Άρθρου 5.8.1 οφείλει να 
υποβάλει στο Δημόσιο δώδεκα (12) μήνες προ της 
λήξεως της αρχικής συμβατικής διάρκειας ένα 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο από το οποίο Θα 
προκύπτει η πλήρωση του όρου του Άρθρου 5.8.1. 
Το Δημόσιο οφείλει να απαντήσει εντός σαράντα 
πέντε (45) ημερών από την υποβολή του ανωτέρω 
αιτήματος. Εάν το Δημόσιο δεν απαντήσει εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το 


ΕΚΠΓΤΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ,ΕΧΕΟΓΠΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 
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αίτημα του Παρσχωρησιούχου έχει εγκριθεί. Εάν το 
Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος δεν έχουν 
κσταλήξει σε συμφωνία εντός σαράντα πέντε (45) 
ημερών από τότε που η απάντηση του Δημοσίου 
έχει κοινοποιηθεί στον Παρσχωρησιούχο, το 
Δημόσιο ή/και ο Παραχωρησιούχος μπορούν να 
προσφόγουν στη Διαιτησία. 

5.8.3. Στην περίπτωση που η Περίοδος Παραχώρησης 
παραταθεί, η Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης θα 
παρατείνεται αυτοδικαίως για το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα.» 

5.4 Το άρθρο 6 της Σύμβασης Παραχώρησης (Γνώση Συνθηκών του Έργου - 
Ανάληψη Κινδύνων) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.4.1 Η παράγραφος 6.5.2 (ίν) (6) του άρθρου 6 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: 

«Ειδικό για τις περιπτώσεις ενισχύσεων τεχνικών έργων, αυτές 
θα πραγματοποιούνται κατόπιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ των 
Μερών, η οποία θα καθορίζει και την περίοδο για την οποία θα 
παρέχεται από τον Παρσχωρησιούχο εγγύηση για τις ενισχύσεις 
ή παρεμβάσεις μετά την ολοκλήρωσή τους.» 

5.4.2 Η παράγραφος 6.5.2 (νί) του άρθρου 6 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «(εξαιρουμένων 
τυχόν εργασιών συνήθους συντηρήσεως ή εργασιών μικρής 
έκτασης).» 

5.5 Το άρθρο 7 της Σύμβασης Παραχώρησης (Χρηματοδότηση του Έργου) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.5.1 Ο Πίνακας 2 της παραγράφου 7.1.4 του άρθρου 7 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Τροποποιούνται τα στοιχεία της Καταβολής 5 και προστίθενται Καταβολές 
6 έως και 10 ως ακολούθως: 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 


ΕΚΠΠΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕ01ΓΠ0Ν ΟΟΡΥ ΡΡΚΙΝΤ 
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Αριθμός 

Δεσμευτική Επένδυση 
(σε τρέχοντα Ευρώ) 

Ημερομηνία 

Καταβολής/ 

Εκταμίευσης 

Μερικό 

Καταβολής 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Δευτερογενές 

Χρέος 

Σύνολο 











5. 

0 

50.084.584 

ιιρο της η κοίτα την 
Ημερομηνία 

Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης 

50.084.584 

6 . 

15.000.000 

0 

Προ της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής 
Συμβολής 2 

15.000.000 

7. 

15.000.000 

0 

Προ της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής 
Συμβολής 3 

15.000.000 

8 

15.000.000 

0 

Προ της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής 
Συμβολής 4 

15.000.000 

9. 

15.000.000 

0 

Προ της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής 
Συμβολής 5 

15.000.000 

10. 

10.000.000 

0 

Προ του τέλους της 
Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών 

10.000.000 


Η τελευταία γραμμή του Πίνακα 2 (Σύνολα) παραμένει αμετάβλητη. 

5.5.2 Η παράγραφος 7.1.7 του άρθρου 7 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διαγράφονται οι λέξεις «Δεδομένου ότι ο Συμβατικός Εσωτερικός 
Δείκτης Αποδοτικότητας της Δεσμευτικής Επένδυσης 
Παραχωρησιούχου (ΤΚΠΚΚΠαραχ.) αποτελεί ουσιώδη όρο της 
παρούσας Σύμβασης,» στην αρχή της παραγράφου και στο τέλος 
του δευτέρου εδαφίου της ιδίας παραγράφου διαγράφονται οι 
λέξεις «και ως εκ τούτου ο μηχανισμός καταμερισμού κερδών του 
Άρθρου 25.2 της παρούσας θα ενεργοποιείται όταν επιτυγχάνεται 
το ΠυΐΚΚ.ηα<>οχ επί του ποσού της Δεσμευτικής Επένδυσης που 
συμφωνείται με το Άρθρο 7.1.3 της παρούσας.» 


ΕΚΠΓΤΓ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟ/ΠΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 
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(β) Μετά τη λέξη «Κατασκευών» στον τρίτο στίχο του τρίτου εδαφίου 
προστίθενται οι λέξεις «και κατά τη διάρκεια της Περιόδου Τ2 
και έως και τρία (3) έτη μετά τη λήξη της (αλλά μόνον 
εφόσον αυτό απαιτείται για την χρηματοδότηση του 
κόστους της Περιόδου Τ2),» και οι λέξεις «οτη βάση 
υπολογισμού επίτευξης του ΤΚΙΙΚίΙηαραχ» στο τέλος της 
παραγράφου αντικαθίστανται με τις λέξεις «Περιοδική Ταμειακή 
Ροή για τον υπολογισμό της Ονομαστικής Απόδοσης 
Δεσμευτικής Επένδυσης.» 

5.5.3 Η παράγραφος 7.2.3 (ϊ) του άρθρου 7 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «ποσού» στον τρίτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «από την 
παρέλευση της ως άνω περιόδου χάρπος,» 

5.5.4 Μετά την παράγραφο 7.2.7 προστίθενται νέα παράγραφος 7.2.8 ως 
ακολούθως: 

«7.2.8 Κατ' εξαίρεση, η τρίτη και η τέταρτη δόση της 
Χρηματοδοτικής Συμβολής, θα γίνουν, με έναρξη την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, σταδιακά 
και σε διαστήματα που δεν απέχουν μεταξύ τους 
περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες και λιγότερο από 
δύο (2) μήνες, με βάση την πρόοδο ολοκλήρωσης του 
αντικειμένου των Κατασκευών της Περιόδου ΤΙ, όπως 
αυτή η πρόοδος θα πιστοποιείται κάθε φορά, σε 
ποσοστά, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα με 
το Άρθρο 18.4.3.(ίν) ά.» 

5.5.5 Μετά την παράγραφο 7.2.8 προστίθεται νέα παράγραφος 7.3 ως 
ακολούθως: 

«7.3. Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή 

7.3.1 Το Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλει στον 

Παραχωρησιοάχο μία πρόσθετη χρηματοδοτική συμβολή 
(την "Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή"), η οποίο 
ανέρχεται συνολικά σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια 
(250.000.000) ευρώ, σε τρέχουσες τιμές, η οποία δεν 
υπόκειται σε οποιαδήποτε παρακράτηση υπέρ τρίτου. Το 
Δημόσιο θα καταβάλει την Πρόσθετη Χρηματοδοτική 
Συμβολή κατά τα Ορόσημα, τις ημερομηνίες και κατά τα 
ειδικότερα ποσά που καθορίζονται στο κατωτέρω 
Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Πρόσθετης 

Χρηματοδοτικής Συμβολής. 
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7.3.2 Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής: 


ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ 

(ΠΧΣ) 

1 

2 

3 

4 

5 

Αριθμός 

Καταβολής 

Ορόσημο 

Αριθμός 

Καταβολής 

Δεσμευτικής 

Επένδυσης 

Ημερομηνία Καταβολής 

Ποσό ΠΧΣ 

ί. 

Ημερομηνία 

Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης 

5 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 

Τροποποίησης 

140.000,000 

2. 

50% 

6 

ΚμερομηνΙαΈναρξης 

Παραχώρησης + 67 μήνες 

30.000.000 

3. 

60% 

7 

ΗμερομηνίαΈναρξης 

Παραχώρησης + 73 μήνες 

30.000.000 

4. 

75% 

8 

ΗμερομηνίαΈναρξης 

Παραχώρησης + 79 μήνες 

30.000.000 

5. 

90% 

9 

ΗμερομηνίαΈναρξης 

Παραχώρησης + 85 μήνες 

20.000.000 


Σύνολο 

250.000.000 


Τα Ορόσημα της δεύτερης στήλης του Πίνακα 3Α 
εκφράζονται σε ποσοστά του αντικειμένου των 
Κατασκευών της Περιόδου ΤΙ. 


7.3.3. Από κάθε πληρωμή της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
Συμβολής θα παρακρατούνται οι Κρατήσεις Καλής 
Εκτέλεσης του Άρθρου 10.4.1. 

7.3.4. Το ποσό της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής 
υπόκειται στους ακόλουθους όρους: 

(α) Κόστος προεξόφλησης συμβάσεων αντιστάθμισης 
κινδύνου επιτοκίου: σε περίπτωση που το κόστος 
προεξόφλησης συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου 
επιτοκίου κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
I Τροποποίησης καταλήγει να είναι υψηλότερο ή 

| χαμηλότερο από το ποσό των 107.800.000, το 

συνολικό ποσό της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
ί Συμβολής θα αναπροσαρμοσθεί κατά ποσό ίσο με τη 

σωρευμένη διαφορά και η θεπκή ή αρνητική 
διαφορά θα εφαρμοσθεί στην δεύτερη πληρωμή του 
| ανωτέρω πίνακα 3Α του Άρθρου 7.3.2 
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(ύ) Πηγές και χρήσεις χρηματοδοτικών πόρων της 
Περιόδου ΤΙ: σε περίπτωση που το συνολικό ποσό 
των χρηματοδοτικών πόρων (οι "Πηγές 

Χρηματοδότησης") που είναι διαθέσιμοι (με πλήρη 
χρήση της Δεσμευτικής Επένδυσης και δανεισμού 
αλλά εξαιρουμένου τυχόν διαθέσιμου αλλά μη 
χρησιμοποιούμενου μέρους της Δεσμευτικής 
Επένδυσης) για τη χρηματοδότηση του συνολικού 
κόστους της Περιόδου ΤΙ (περιλαμβανόμενων (ί) 
των ποσών κεφαλαίου κίνησης στο τέλος της 
Περιόδου ΤΙ και (ίί) άλλων δαπανών που αφορούν 
στην Περίοδο ΤΙ αλλά επέρχονται ή είναι πληρωτέες 
μετά το τέλος της Περιόδου ΤΙ) υπερβαίνει το ποσό 
που είναι αναγκαίο για τις χρήσεις των 
χρηματοδοτικών πόρων (οι "Χρήσεις 
Χρηματοδότησης"), η διαφορά θα αφαιρείται από 
την Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή, με 
αφαίρεση από την τελευταία πληρωμή του ανωτέρω 
πίνακα 3Α του Άρθρου 7.3.2. Ειδικότερα: ; 

(ί) δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη 
ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής του 
πίνακα 3Α, ο Παραχωρησιούχσς υποχρεούτσι να 
υποβάλει στο Δημόσιο τον πίνακα Πηγών και 
Χρήσεων Χρηματοδότησης του 

Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Επανεκκίνησης 
επικαιροποιημένου ως την ημερομηνία 
υποβολής. Σε περίπτωση που, με βάση τον 
πίνακα, οι Πηγές Χρηματοδότησης υπερβαίνουν 
τις απαραίτητες Χρήσεις Χρηματοδότησης, η 
σωρευμένη διαφορά θα αφαιρεθεί από την 
ανωτέρω τελευταία πληρωμή της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής. Σε περίπτωση που 
οι Πηγές Χρηματοδότησης είναι ίσες ή 
υπολείπονται των Χρήσεων Χρηματοδότησης, 
το Δημόσιο δεν θα έχει καμία περαιτέρω 
υποχρέωση πέραν της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής. 

(ίί) Σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν 
αμφισβητήσει τον ανωτέρω πίνακα εντός 
τριάντα ημερών από την υποβολή του ή, εάν 
τον αμφισβητήσει, δεν παραπέμφει τη Διαφορά 
στη διαδικασία επίλυσης του Άρθρου 33.3 
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(όπως αδ/κότερα προβλέπετσι στα Άρθρα 
25.2.9. (ϋί), (Ιν) και (ν)) εντός της ίδιας 
προθεσμίας, τότε θα τεκμαίρεται ότι (το 
Δημόσιο) έχει αποδεχθεί τον πίνακα. Σε 
περίπτωση Διαφοράς, το Δημόσιο θα 
υποχρεούται να καταβάλει την Πρόσθετη 
Χρηματοδοτική Συμβολή κατά την ημερομηνία 
που προβλέπεται στον πίνακα λα μειωμένη κατά 
το αμφισβητούμενο ποσό, το οποίο το Δημόσιο 
υποχρεούται να καταθέσει σε λογαριασμό 
θεματοφυλακής (βεετονν αεεουπί) τηρούμενο 
στο όνομα του Δημοσίου και του 
Παραχωρησιούχου. Η απελευθέρωση του ποσού 
και η απόδοσή του είτε στο Δημόσιο είτε στον 
Παραχωρησιούχο θα λαμβάνει χώρα εντός 
πέντε (5) ημερών από την επίδοση της 
απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου. 

(ε) Η μη επίτευξη οποιουδήποτε Οροσήμου της στήλης 
2 του Πίνακα 3Α οφείλομε νη σε Γεγονός 
Καθυστέρησης, περιλαμβανόμενου οποιουδήποτε 
Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στο Άρθρο 22.3(ίί), όπως βεβαιωθεί 
από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του Άρθρου 18.5.4, δεν απαλλάσσει το 
Δημόσιο από την υποχρέωσή του να καταβάλει την 
αντίστοιχη δόση της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
Συμβολής του κατά την ημερομηνία που ορίζεται 
στην στήλη 4 του Πίνακα 3Α. 

7.3.5 Τα Άρθρα 7.2.2, 7.2.3 και 7.2.7 εφαρμόζονται και σε 
σχέση με την πληρωμή της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής 
Συμβολής και οι εκεί αναφορές καθώς και οι αναφορές 
στον Πίνακα 3 θα τεκμσίροντσι και ως αναφορές στην 
Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή και στον Πίνακα 
3Α.» 

5.5.6 Η παράγραφος 7.3 του άρθρου 7 επαναριθμείται σε 7.4 και οι 
παράγραφοι 7.3.1, 7.3.2 και 7.3.3 επσναριθμούνται σε 7.4.1, 7.4.2 και 
7.4.3 ανπστοίχως. 

5.5.7 Στο τέλος της παραγράφου 7.3.1 και μετά την επαναρίθμηση 7.4.1 
προστίθενται οι λέξεις «, με την επιφύλαξη του Άρθρου 4.2.4.» 

5.6 Το άρθρο 10 της Σύμβασης Παραχώρησης (Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης) 
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τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.6.1 Μετά την παράγραφο 10.3.2 του άρθρου 10.3 προστίθεται νέα 
παράγραφος 10.3Α ως ακολούθους: 

«10.3.Α Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών Περιόδου Τ2 (ΡΒ1Τ2) 

Πριν ή κατά την έναρξη της Περιόδου Τ2, ο 
Παραχωρησιούχος υποχρεούται να παραδώσει στο 
Δημόσιο την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Μελετών - Κατασκευών Περιόδου Τ2, εκδοθείσα από 
Αποδεκτή Τράπεζα, ποσού Ισου προ το πέντε στα εκατό 
(5%) του Τιμήματος Μελετών · Κατασκευών για τις 
Κατασκευές της Περιόδου Τ2, όπως τυχόν έχει 
αναθεωρηθεί λόγω πληθωρισμού, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Μέρους 2 του Προσαρτήματος I. Το 
Άρθρο 10.3.2. εφαρμόζεται και αναφορικά με την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών Περιόδου Τ2.» 

5.6.2 Η παράγραφος 10.4.1 του άρθρου 10.4 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Συμβολής» στον τέταρτο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«και της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής» και μετά τις λέξεις 
«Άρθρου 7.2.5» στον έκτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «, 7.2.8 και 
7.3.2» 

5.6.3 Η παράγραφος 10.4.2 του άρθρου 10.4 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «Τράπεζας Τύπου Γ'» στο τέλος της παραγράφου 
και αντικαθίστανται με τις λέξεις «Αποδεκτής Τράπεζας ή εφόσον η 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Παρσχωρησιούχου (ΡΒΙ-π) έχει 
απομειωθεϊ σύμφωνα με το Αρθρο 10.8.3.(ό) και υπό τον όρο ότι 
το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Μελετών - Κατασκευών είναι 
επαρκές.» 

5.6.4 Η παράγραφος 10.7 (I) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «την Εγγυητική Επιστολή» οτην αρχή της παραγράφου 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «τις Εγγυητικές Επιστολές» και μετά τη 
λέξη »Κατασκευών» στο δεύτερο στίχο προστίθενται σι λέξεις «(ΡΒΙ-π, 
και ΡΒΙ-π}» 

5.6.5 Η παράγραφος μετά την παράγραφο 10.7 (ϋϊ) τροποποιείται ως 
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ακολούθως: 

(α) Διαγράφονται οι λέξεις «, στις περιπτώσεις των Εγγυητικών 
Επιστολών των ανωτέρω υποπαραγράφων (ί) και (ϋ)» και 
αντικαθίσταται με τη λέξη «Αποδεκτή(ες)» και διαγράφονται οι 
λέξεις «Τύπου Γ και στην περίπτωση της υποπαραγράφαυ (ϋί) 
Τράπεζα Τύπου Β'.» στους τέταρτο και πέμπτο στίχο. 

(β) Στον έκτο στίχο προστίθεται η λέξη « Αποδεκτή» μετά τη λέξη 
«είναι» και διαγράφονται οι λέξεις «Τύπου Γ’ ή Τράπεζα Τύπου Β' 
για την περίπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής 
Επένδυσης,» μετά τη λέξη «Τράπεζα» στον έκτο στίχο, και 

(γ) Στον δωδέκατο στίχο προστίθεται η λέξη «Αποδεκτή» μετά τη 
λέξη «μια» και διαγράφονται οι λέξεις «Τύπου Γ ή Τράπεζα Τύπου 
Β' για την περίπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής 
Επένδυσης» μετά τη λέξη «Τράπεζα» στον ίδιο στίχο. 

5.6.6 Η παράγραφοι 10.8.2 (ι) και (ϋ) αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«(ί) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 10.8.3.(ί>), κατά ποσοστό 
σαράντα στα εκατό (40%) με την επίτευξη της 
Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, 

(Η) Κατά ποσοστό είκοσι πέντε στα εκατό (25%) με την 
επίτευξη της 4ης Αποκλειστικής Τμηματικής 
Προθεσμίας» 

5.6.7 Μετά την παράγραφο 10.8.2 (Η) όπως αυτή ανπκαταστάθηκε 

προστίθενται παράγραφοι (ϊΐί), (ίν) και (ν) ως ακολούθως: 

«(Μ!) Κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%) με την επίτευξη της 
6ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας 

(ίν) Κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%) με την έκδοση της 
Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών Περιόδου ΤΙ, 

(ν) κατά ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) με την ολοκλήρωση 
των έργων του Άρθρου 18.2.6.Α. και» 

5.6.8 Η παράγραφος 10.8.2 (ϋί) επαναριθμείται σε « 10.8.2 (ν/)» 

5.6.9 Μετά την μετ’ επαναρίθμηση παράγραφο 10.8.2 (νϊ) προστίθεται νέα 

παράγραφος 10.8.2 (νίϊ) ως ακολούθως: 

«(νϊϊ) Σε περίπτωση που έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του 
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Άρθρου 10.8.3 (ύ), το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών θα 
αποοβέννυται σύμφωνα με το Άρθρο 10.8.3.(ύ).(ίί).» 

5.6.10 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10.8.3 αριθμείται ως (β). 

5.6.11 Μετά την παράγραφο 10.8.3 (β), όπως αυτή αριθμήθηκε με την 
προηγούμενη τροποποίηση, προστίθεται νέα παράγραφος (ά) ως 
ακολούθως: 

«(ύ) Εναλλακτικό, ο Παραχωρησιούχος μπορεί να 

γνωστοποιήσει στο Δημόσιο πριν από ή κατά την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, ότι δέχεται η 
απομείωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Μελετών - Κατασκευών να γίνεται κατά το ποσοστό που 
απαιτείται ώστε τα εναπομένον εγγυημένο ποσό να 
περιλαμβάνω ποσό ίσο με το πέντε στα εκατό (5%) της 
Χρηματοδοτικής Συμβολής Δημοσίου και της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής Δημοσίου για τις οποίες δεν 
έχουν γίνει κρατήσεις και δεν έχουν παρασχεθεί 
εγγυητικές επιστολές. Στην περίπτωση αυτή: 

(ί) Οι Κρατήσεις Καλής Εκτέλεσης θα καταβάλλονται 
στον Παραχωρησιούχο με βάση την Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - Κατασκευών, 
και 

(Η) Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Μελετών - Κατασκευών που εγγυόται την πληρωμή 
των Κρατήσεων Καλής Εκτέλεσης θα απασβεσθεϊ 
μέσο σε πέντε (5) μέρες από τη συμπλήρωση τριών 
(3) μηνών από την Ημερομηνία Πέρατος Περιόδου 
Μελετών - Κατασκευών.» 

5.6.12 Μετά την παράγραφο 10.8.5 προστίθεται νέα παράγραφος 10.8.6 ως 
ακολούθως: 

«10.8.6 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών Περιόδου Τ2 (ΡΒΙπ) 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών Περιόδου 72 θα απομειωθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Παραρτήματος [Ν] του 
Προσαρτήματος 2 της παρούσας.» 
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5.7 Το άρθρο 11 της Σύμβασης Παραχώρησης (Προστασία του 
Περιβάλλοντος) τροποποιείται ως ακολούθως; 

5.7.1 Η παράγραφος 11.3.1 (π) του άρθρου 11 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «ΤΙ» στον δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις «ή της 
Περιόδου Τ2» 

5.7.2 Μετά την παράγραφο 11.3.1 (ϋ) προστίθεται νέα παράγραφος 11.3.1 (ϋί) 
ως ακολούθως: 

«(ίίί) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 12.1.3.Α. 
ο Παραχωρησιούχος θα αποζημιωθεί για τυχόν εργασίες 
επαναφοράς που θα ζητηθούν από το Δημόσιο στον 
αντίστοιχο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου μέχρι την έναρξη 
της Περιόδου Τ2, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 
18.6,» 

5.7.3 Η παράγραφος 11.3.1 (ϋϊ) επαναριθμείται σε «11.3.1 (ίν)» 

5.8 Το άρθρο 12 της Σύμβασης Παραχώρησης (Χώρος Εκτέλεσης του Έργου) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.8.1 Στο τέλος της παρ. 12.1.2 (ϋ) προστίθενται οι λέξεις «και των χώρων 
που απαιτούνται για τις Κατασκευές της Περιόδου Τ2, οι οποίοι 
θα διατεθούν κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα [Ν] του 
Προσαρτήματος 2 της παρούσας.» 

5.8.2 Μετά την παράγραφο 12.1.3 προστίθεται νέα παράγραφος 12.1.3Α ως 
ακολούθως: 

«12.1.3Α Ο Χώρος Εκτέλεσης του Έργου για τα Νέα Τμήματα 
Παραχωρησιούχου των Άρθρων 4,2.1.(ϋ), 4.2.3 .(β) (!) 
και (ϊί) και 4.2,3.(ό), του οποίου η Ελεύθερη Χρήση 
είχε διατεθεί, μαζί με τυχόν υφιστάμενα σε αυτό 
ετίσματα ή κατασκευές, στον Πσρσχωρησιούχο, θα 
επιστραφεί στο Δημόσιο με ειδικό πρωτόκολλο που θα 
υπογράφει από το Δημόσιο και τον Παραχωρησιούχο 
το αργότερο προ ή κατά την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος Τροποποίησης Με την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου αυτού παύει κάθε υποχρέωση του 
Παραχωρησιούχου (συμπεριλαμβανομένης και της 
υποχρέωσης του Άρθρου 4.2.3.(ί})) αναφορικά με τα 
τμήματα αυτά.». 
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5.8.3 Η παράγραφος 12.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «ΤΙ» στον τρίτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «ή των 
Κατασκευών της Περιόδου Τ2,» 

5.8.4 Η παράγραφος 12.2.3 (ί) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «αυτό» στον έκτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «(και τα 
τυχόν εκεί ευρισκόμενα υλικά)» 

5.9 Το Άρθρο 13 της Σύμβασης Παραχώρησης (Αρχαιότητες) τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

Στην παράγραφο 13.6 μετά τη λέξη «Χρονοδιαγράμματος» στον δεύτερο 
στίχο προστίθενται οι λέξεις «Εφαρμογής Περιόδου» και μετά τη λέξη 
«Κατασκευών» στον τέταρτο στίχο προτίθενται οι λέξεις «ή κατά την 
Περίοδο Τ2» 

5.10 Το Άρθρο 14 της Σύμβασης Παραχώρησης (Άδειες) τροποποιείται ως 

ακολούθως: Λ 

5.10.1 Στην παράγραφο 14.2.3 μετά τη λέξη «Χρονοδιαγράμματος» στο τέλος 
της πρώτης περιόδου προστίθενται οι λέξεις «Εφαρμογής Περιόδου 
Μελετών - Κατασκευών» και μετά τη λέξη «Χρονοδιάγραμμα» στον 
δέκατο τέταρτο στίχο προστίθεται η λέξη «Εφαρμογής». 

5.10.2 Στο τέλος της παραγράφου 14.3 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: 

«Η μη έκδοση τέτοιου βεβαιωτικού εγγράφου Αδειας παρά την 
πλήρωση των όρων ταυ παρόντος Άρθρου 14 συνιστά Γεγονός 
Καθυστέρησης ή/και Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου.» 

5.11 Το άρθρο 16 της Σύμβασης Παραχώρησης (Χρονοδιαγράμματα του 
Έργου) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.11.1 Στην παράγραφο 16.1.1 διαγράφονται οι λέξεις «Εγκεκριμένο 
Χρονοδιάγραμμα Περιόδου Μελετών-Κατασκευών ή ΤΙ» στους δωδέκατα 
και δέκατο τρίτο στίχους 

5.11.2 Μετά την παρ. 16.3 του άρθρου 16 προστίθενται νέες παράγραφοι 16.4 
και 16.5 ως εξής: 

«16.4 Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα 

Εντός τριών (3) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος Τροποποίησης, ο Παραχωρησισύχος 


\ 
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υηοχρεαύται να υποβάλει το Χρονοδιάγραμμα 
Εφαρμογής Περιόδου Μελετών - Κατασκευών" το 
οποίο θα περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 του Προσαρτήματος 2 της παρούσας και το 
οποίο επιπλέον Θα περιλαμβάνει πς εκτελεσμένες 
εργασίες των Κατασκευών της Περιόδου ΤΙ και 
Περιόδου Τ2 μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
ΤρΟίϊΟίϊΟ/ί/ύϊ^. 

Ο έλεγχος και έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Θα γίνει 
σύμφωνα με τα άρθρα 16.1.2 έως και 16.1.6 της 
παρούσας. 

Το Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα, μετά την έγκρισή 
του, θα προσαρτηθεί στην παρούσα σε αντικατάσταση 
του Προσαρτήματος 6, όπως αυτό ανηκαταστάθηκε 
δυνάμει της Συμφωνίας Τροποποίησης της Σύμβασης 
Παραχώρησης. 

16.5 Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Τ2 

Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης των 
Κατασκευών της Περιόδου Τ2, ο Παραχωρησιούχος 
υποχρεούται να επικαιροποιήσει το Εγκεκριμένο 
Χρονοδιάγραμμα λαμβάνοντας υπ' όφιν τις προβλέψεις 
του Παραρτήματος [Ν] του Προσαρτήματος 2 της 
παρούσας και να υποβάλει για έγκριση στον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό το επικαιροποιημένο 
Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Τ2. Οι λοιπές 
διατάξεις των Άρθρων 16.1, 16.2 και 16.3 θα 
εφαρμόζονται αναλογικά και για πς Κατασκευές της 
Περιόδου Τ2. 

5.12 Το άρθρο 17 της Σύμβασης Παραχώρησης (Μελέτες - Ανεξάρτητος 
Μηχανικός) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.12.1 Οι λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στο τέλος της παραγράφου 17.1.1 
διαγράφονται. 

5.12.2 Η παράγραφος 17.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «Περιόδου Τί» στον έκτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «ή 
της Περιόδου Τ2» και μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στον δέκατα 
στίχο προστίθενται οι λέξεις «ή Περιόδου Τ2» 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.12.3 Η παράγραφος 17.2.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Μελέτης» στον τρίτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «σε 5 
αντίγραφα εκ των οποίων 2 σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά την 
κατάρτισή της» και αντικαθίστανται με τι λέξεις «, αμέσως μετά την 
κατάρτισή του, σε τέτοια μορφή και σε τόσα αντίγραφα όπως 
εύλογα θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών» και μετά τη λέξη 
«Εφαρμογής» στον έκτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «Περιόδου ΤΙ». 

5.12.4 Η παράγραφος 17.3.1 (ν) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Κατασκευών» στον τρίτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «ή 
κατά την Περίοδο Τ2» 

5.12.5 Στο τέλος του τίτλου της παραγράφου 17.6 προστίθενται οι λέξεις «και 
Περιόδου Τ2» 

5.12.6 Μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στον τέταρτο στίχο της παραγράφου 
17.7.2 προστίθενται οι λέξεις «και της Περιόδου Τ2» 


4 . 


5.13 Το άρθρο 18 της Σύμβασης Παραχώρησης (Κατασκευές Περιόδου ΤΙ) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.13.1 Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 18.1 προστίθενται οι 
λέξεις «λαμβανομένων υπ' όψιν των προθεσμιών που ορίζονται 
στο παρόν Άρθρο;» 

5.13.2 Η παράγραφος 18.1.1 του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «εβδομήντα δύο (72)» στον πρώτο στίχο κοι 
τίθενται οι λέξεις «ογδόντα οκτώ και ήμισυ (88,5)» 

5.13.3 Η παράγραφος 18.1.4 του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Η αναφορά οε ποσοοτό «30%» στον τρίτο στίχο διαγράφεται και 
αντικαθίσταται με αναφορά σε ποσοστό «13,5%», και 

(β) μετά την λέξη «προθεσμίας» προστίθεται η φράση «μη 
συνυπολογισμένης της προθεσμίας του Άρθρου 18.1.5» 

5.13.4 Μετά της παράγραφο 18.1.4 προστίθεται νέα παράγραφος 18.1.5 ως 
ακολούθως: 

«18.1.5 Κατ' εξαίρεση, η υπέρβαση της προθεσμίας της 
παραγράφου 18.1.1, εάν οφείλεται αποκλειστικά στην 
μη ολοκλήρωση των Κατασκευών σε μήκος όχι 
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μεγαλύτερο των 2 χλμ. του τμήματος αρχή του Α/Κ 
Ρίου (Χ.Θ. 116+700) μέχρι τον Α/Κ ΚΙ της Ευρείας 
Παράκαμψης Πάτρας και δεν υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες, δεν θα Θεωρείται ως υπέρβαση της Συνολικής 
Προθεσμίας Μελετών - Κατασκευών.» 

5.13.5 Η παράγραφος 18.2.3 του άρθρου 18 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως 

% _Λη. — 

υπυ/ιι/ουυΛ,· 


«18.2.3 Τρίτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία: 



Εντός εβδομήντα τριών (73) μηνών ο 
Παραχωρησιούχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις 
Κατασκευές που σχετίζονται με τις εργασίες στις 
σήραγγες πλέον των 500 μέτρων οι οποίες μπορεί να 
προκόψουν από τα πορίσματα της Μελέτης Ανάλυσης 
Κινδύνων των Σηράγγων του Έργου που προβλέπεται 
στο Άρθρο 23.2.6 της παρούσας στα Υφιστάμενα 
Τμήματα (Ελευσίνα - Αρχαία Κόρινθος και 
Παράκαμψη Πάτρας), καθώς και τις Μελέτες και 
Έρευνες του Τμήματος Α/Κ Μυντιλογλίου (πέρας 
παράκαμψης Πάτρας) - Α/Κ Πύργου.». 

5.13.6 Η παράγραφος 18.2.4 του άρθρου 18 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«18.2.4 Τέταρτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία: 

Εντός εβδομήντα επτά (77) μηνών ο 
Παραχωρησιούχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις 
Κατασκευές στα Υφιστάμενα Τμήματα (Ελευσίνα — 
Αρχαία Κόρινθος και Παράκαμψη Πάτρας). Η 
κατασκευή του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης 
της Νέας Περάμσυ καθώς και εργασίες που τυχόν θα 
απαιτηθούν κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 
6.5.1.(ν) της παρούσας εξαιρούνται από τις ανωτέρω 
Κατασκευές και θα ολοκληρωθούν εντός της 5ης 
Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας και της 
Συνολικής Προθεσμίας της Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών (ΤΙ) αντίστοιχα.» 

5.13.7 Η παράγραφος 18.2.5 του άρθρου 18 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«18.2.5 Πέμπτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία: 
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Εντός ογδόντα τριών (83) μηνών ο Παραχωρησιούχος 
πρέπει να έχει ολοκληρώσει το Κέντρο Λειτουργίας 
και Συντήρησης της Νέας Περάμου και το σχετιζόμενο 
οδικό εξοπλισμό που αυτό ελέγχει ώστε να είναι σε 
πλήρως λειτουργική κατάσταση.» 


5.13.8 Η παράγραφος 18.2.6 του άρθρου 18 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

«18.2.6 Έκτη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία: 


Εντός ογδόντα οκτώ (88) μηνών ο Παραχωρησιούχος 
θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις Κατασκευές του 
Έργου Παραχώρησης στο Τμήμα Αρχαία Κόρινθος - 
αρχή Α/Κ Ξυλ όκαστρου.» 


5.13.9 Μετά την παράγραφος 18.2.6 προστίθεται νέα παράγραφος 18.2.5Α ως 
ακολούθως: 

«18.2.6.Α Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης 


Περάτωσης Εργασιών Περιόδου ΤΙ ο 
Παραχωρησιούχος πρέπει να έχει παρσδώσει τις 
επιμετρήσεις, το μητρώο του Έργου και τα σχέδια 
"όπως κατασκευάστηκε" για τις Κατασκευές της 
Περιόδου ΤΙ, να έχει εκτελέσει τυχόν απσιτούμενες 
εργασίες κατά το Άρθρο 6.5.2(ίν) που έχουν 
συμφωνηθεί με το Δημόσιο τουλάχιστον εννέα (9) 
μήνες πριν τη λήξη της Προθεσμίας του Άρθρου 
18.1.1, καθώς και να έχει ολοκληρώσει τυχόν 
εργασίες μικρής έκτασης, οι οποίες από τη φύση 
τους εκτελούντοι μετά την ολοκλήρωση του Έργου 
Παραχώρησης.» 


5.13.10 Η παράγραφος 18.2.7 (ΐ) του άρθρου 18 διαγράφεται και αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

«(I) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Παραχωρησιούχο 
για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπαίτιας εκ μέρους του 
υπέρβασης της προθεσμίας του άρθρου 18.1.1, πέραν των 
τρεισήμισι (3,5) μηνών, και έως το 15% της Συνολικής 
Προθεσμίας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, ορίζεται 
σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35,000) Ευρώ. Για οποιαδήποτε 
υπέρβαση μεγαλύτερη του 15% η ποινική ρήτρα για κάθε 
ημέρα ορίζεται σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) Ευρώ. Σε 
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περίπτωση μη ολοκλήρωσης του τμήματος της 
παραγράφου 18.1.5 εντός της εκεί οριζόμενης προθεσμίας, 
η ποινική ρήτρα ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ 
για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας αυτής και για 
διάστημα έως το 10% της Συνολικής Προθεσμίας της 
Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και σε είκοσι χιλιάδες 
(20.000) Ευρώ για οποιαδήποτε υπέρβαση πέραν του 10% 
της Συνολικής Προθεσμίας της Περιόδου Μελετών - 
Κατασκευών. Σε περίπτωση που συντρέχουν προϋποθέσεις 
επιβολής αμφοτέρων των ποινικών ρητρών των δυο 
προηγουμένων εδαφίων, θα επιβάλλεται η μεγαλύτερη εξ 
αυτών προσαυξημένη κατά 10%,» 

5.13.11 Η παράγραφος 18.2,7 (Η) του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) διαγράφονται οι λέξεις «πρώτης», «δεύτερης» και «τρίτης» στον 
πρώτο στίχο των υποπαραγράφων (α), (δ) και (ς) αντίστοιχα 
διαγράφονται και ανπκαθίστανται αντίστοιχα με τις λέξεις 
«Πρώτης», «Δεύτερης» και «Τρίτης». 

(β) στην υποπαράγραφο (ο) διαγράφεται η λέξη «σαράντα» στον 
τέταρτο στίχο και αντικαθίσταται με τη λέξη «πέντε», διαγράφεται 
το ποσό «(40.000)» στον πέμπτο στίχο και αντικαθίσταται με το 
ποσά «(5.000)», διαγράφεται η λέξη «ογδόντα» στον όγδοο στίχο 
και αντικαθίσταται με τη λέξη «δέκα» και διαγράφεται το ποοό 
«(80,000)» στον ίδιο στίχο και αντικαθίσταται με το ποσό 
«(ΙΟ.ΟΟΟ)», 

(γ) στην υποπαράγραφο (ά) διαγράφεται η λέξη «σαράντα» στον 
τέταρτο στίχο και αντικαθίσταται με τη λέξη «είκοσι», διαγράφεται 
το ποσό «(40.000)» στον πέμπτο στίχο και αντικαθίσταται με το 
ποσό «(20.000)», διαγράφεται η λέξη «ογδόντα» στον όγδοο 
στίχο και αντικαθίσταται με τη λέξη «σαράντα» και διαγράφεται το 
ποσό «(80,000)» στον ίδιο στίχο και αντικαθίσταται με το ποσό 
«(40.000)», 

(δ) στην υποπαράγραφο (β) διαγράφεται η λέξη «σαράντα» στον 
τέταρτο στίχο και αντικαθίσταται με τη λέξη «δέκα», διαγράφεται 
το ποσά «(40.000)» στον πέμπτο οτίχο και αντικαθίσταται με το 
ποσό «(10.000)», διαγράφεται η λέξη «ογδόντα» στον όγδοο 
στίχο και αντικαθίσταται με τη λέξη «είκοσι» και διαγράφεται το 
ποσό «(80,000)» στον ίδιο στίχο και αντικαθίσταται με το ποσό 
«( 20 . 000 )», 

{€) στην υποπαράγραφο (Γ) διαγράφεται η λέξη «σαράντα» στον 
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τέταρτο στίχο και αντικαθίσταται με τις λέξεις « τριάντα πέντε», 
διαγράφεται το ποσό «(40,000)» στον πέμπτο στίχο και 
αντικαθίσταται με το ποσό «(35.000)», διαγράφεται η λέξη 
«ογδόντα» στον όγδοο στίχο και αντικαθίσταται με τη λέξη 
«εβδομήντα» και διαγράφεται το ποσό «(80,000)» στον ίδιο στίχο 
και αντικαθίσταται με το ποσό «(70.000)» 


5.13.12 Η παράγραφος 18,2.8 του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφεται η λέξη «εκατό» στον τελευταίο στίχο και αντικαθίσταται με 
τη λέξη «πενήντα» και διαγράφεται το ποσό «(100.000.000,00)» στον 
ίδιο στίχο και αντικαθίσταται με το ποσό «50,000.000,00» 

5.13.13 Η παράγραφος 18.3.1 του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στον δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«και, εάν συντρέχει περίπτωση, την εκτέλεση των Κατασκευών 
Περιόδου Τ2.» 

5.13.14 Η παράγραφος 18.3.2 του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: . 

Μετά τις λέξεις «Μελετών - Κατασκευών,» στον τέταρτό στίχο 
προστίθενται οι λέξεις «και κατά την Περίοδο Τ2,» 

5.13.15 Η παράγραφος 18.3.2 (ΐ) του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) διαγράφεται η λέξη «Περιόδου» στον δεύτερο στίχο, 

(β) μετά τη λέξη «Κατασκευών στο δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«και του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής Περιόδου Τ2», 

(γ) οι λέξεις «του συναρτώμενου χρονοδιαγράμματος» 


αναδιατυπώνονται ως 
χρονοδιαγραμμάτων» 


συ ναρ τώμενω ν 


«των 


5.13.16 Η παράγραφος 18.4.1 του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στον πρώτο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«και της Περιόδου Τ2» 

5.13.17 Η παράγραφος 18.4.3 (ί) του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) μετά τη λέξη «όταν» στο δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις «, με 
την επιφύλαξη του Άρθρου 18.2,6.Α.,» 

(β) διαγράφονται οι λέξεις «(Ε.Π. και Τ.Ε.)» στον τρίτο στίχο, 

·ρηηηΑηΛΤΐκυΓ ντι ΕνεΠ ΓΠΛλί /ν«>ν Β ΒΒΥΜΤ Σΐλ. 33 
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(γ) διαγράφονται οι λέξεις «και το Έργο είναι έτοιμο για λειτουργία και 
χρήση από τους Χρήστες και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι 
έχουν υποβληθεί επιμετρήσεις το μητρώο του Έργου και τα σχέδια 
«όπως κατασκευάστηκε» 

5.13.18 Μετά την παράγραφο 18.4.3 (ί) προστίθεται νέα παράγραφος 18.4.3 (ίΑ) 

ως ακολούθως: 

«(ΙΑ) Βεβαίωση Περότωοης Εργασιών Περιόδου Τ2 (Β.Π.Ε.Τ2), 
όταν το σύνολο των Κατασκευών της Περιόδου Τ2 έχουν 
ολοκληρωθεί (Ε.Π. και Τ.Ε.) και τα σχετικά υπο-τμήματα 
είναι έτοιμα για λειτουργία και χρήση από τους Χρήστες,» 

5.13.19 Η παράγραφος 18.4.3 (ίν) του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διαγράφονται οι λέξεις «πιστοποιείται ότι.» στους δεύτερο και τρίτο 
στίχους και αντικαθίστανται με άνω και κάτω στιγμή «:», 

(β) Το εναπομένον κείμενο αριθμείται ως υποπαράγραφος «(α)» και 
προστίθενται οι λέξεις «πιστοποιείται ότι » στην αρχή της 
υποπαραγράφου αυτής 

(γ) στην αυτή υποπαράγραφο (3) προστίθενται οι λέξεις «ή της 
Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου» μετά 
τη λέξη «Δημοσίου», αναδιατυπώνονται οι λέξεις «το Άρθρο» ως 
«τα Άρθρο» και προστίθενται οι λέξεις «και 7.3.2, ή» στο τέλος 
της υποπαραγράφου αυτής 

(δ) προστίθεται νέα υποπαράγραφος «(!>)» ως ακολούθως: 

«(ύ) πιστοποιείται το ποσοστό ολοκλήρωσης του 
αντικειμένου των Κατασκευών της Περιόδου ΤΙ 
σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.8.» 

5.13.20 Η παράγραφος 18.5.1 του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στον τίτλο της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «και Β.Π.Ε.Τ2» μετά 

τη λέξη «Β.Π.Ε-τι». 

5.1.3.21 Η παράγραφος 18.5.1 (3) του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» οτον πέμπτο στίχο προστίθενται ο λέξεις 

«ή των Κατασκευών της Περιόδου Τ2» 

5.13.22 Η παράγραφος 18.5.1 (σ) του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 
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Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ή της Περιόδου 
Τ2» 

5.13.23 Η παράγραφος 18.5.1 (ά) του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λήξεις «Περιόδου ΤΙ» στους δεύτερο και ενδέκατο στίχους 
προστίθενται οι λέξεις «ή της Περιόδου Τ2» 

5.13.24 Η παράγραφος 18.5.1 (9) του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στο δεύτερο οτίχο προστίθενται οι λέξεις 
«ή οι Κατασκευές της Περιόδου Τ2» 

5.13.25 Η παράγραφος 18.5.4 (α) του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τι λέξεις «Άρθρο 7.2.4» στους πέμπτο και έκτοι στίχους 
προστίθενται οι λέξεις «ή το Άρθρο 7.3.2» και στο τέλος της 
παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ή για τα πιστοποιείται το 
ποσοστό υλοποίησης των Κατασκευών της Περιόδου ΤΙ για την 
εφαρμογή του Άρθρου 7.2.8.» τ * 

5.13.26 Η παράγραφος 18.6.1 του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Εργασιών» στο προτελευταίο εδάφιο προστίθενται οι 
λέξεις «σε κάθε μία από τις Περιόδους ΤΙ και Τ2» και στο τέλος του 
ίδιου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «της αντίστοιχης περιόδου.» 

5.13.27 Η παράγραφος 18.6.2 (β) 1 του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «Περίοδο ΤΙ» προστίθενται οι λέξεις «ή κατά την 
Περίοδο Τ2» 

5.13.28 Η παράγραφος 18.6.2 (3) 1 (ϊ) του άρθρου 18 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «του» στον πρώτο στίχο προστίθεται η λέξη 
« αντίστοιχου» 

5.13.29 Η παράγραφος 18.6.2 (β) 1 (ϋ) του άρθρου 18 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Στο τέλος τα παραγράφου προστίθενται ο λέξεις «ή των προθεσμιών 
που αφορούν στις Κατασκευές της Περιόδου Τ2» 

5.13.30 Η παράγραφος 18.6.3 (ίί) του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 


ΕΚΠΠΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ.ΕΧΕΟυΠΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 
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Στο τέλος τα παραγράφου προστίθενται ο λέξεις «ή, σε περίπτωση που 
πρόκειται για εκτέλεση Συμπληρωματικών Εργασιών εντός της 
Περιόδου Τ2, συνεπάγεται παράταση της Περιόδου Τ2 
μεγαλύτερη του 30 %.» 

5.13.31 Η παράγραφος 18.6.4 του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Η 1!Γ!ΰΓ!θρθγρί3ίρθζ 18.6.4 {ί!ί) ΕΗΟνορίθ^ΞΓΓί!! (ίν) Μίϋ! '.'ΞΟ 

) παράγραφος (ΐϋ) ως ακολούθως: 
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«(ίίί) Για εργασίες που δεν καταλαμβάνονται από τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, οι τιμές θα καθορίζονται με βάση τα δεδομένα 
πραγματικού κόστους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
εδάφιο (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 57 του Ν. 
3669/2008.» 

5.13.32 Η παράγραφος 18.6.7 του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «Περίοδο ΤΙ» στο δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«και κατά την Περίοδο Τ2,» 

5.14 Το άρθρο 20 της Σύμβασης Παραχώρησης (Παρέμβαση του Δημοσίου) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.14.1 Η παράγραφος 20.2.3 του άρθρου 20 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στον δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«ή των Κατασκευών Περιόδου Τ2» 


5.15 


Το άρθρο 22 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ανώτερο Βία) τροποποιείται 
ως ακολούθως: 


5.15.1 Η παράγραφος 22.3 (ί) του άρθρου 22 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) διαγράφεται η λέξη «Περιόδου» οτον δέκατο στίχο, 

(β) μετά τη λέξη «Κατασκευών» στο δέκατο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«Περιόδου ΤΙ ή Περιόδου Τ2» 

5.15.2 Η παράγραφος 22.4 (ϊ) του άρθρου 22 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Κατασκευών» στον πρώτο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«ΤΙ ή Τ2» 


\ 

ΐ 

ί; 


5.15.3 Η ποράγραφος 22.5.1 (I) του άρθρου 22 τροποποιείται ως ακολούθως: 


ΕΚΠΓΓΓ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟίπθΝ ΟΟΡΥΛ-ΡΡΙΝΤ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - 
Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Μετά τη λέξη «ΤΙ» στον τρίτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «ή κατά 
την Περίοδο Τ2» 

5.15.4 Η παράγραφος 22.5.1 (ϋ) του άρθρου 22 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «ΤΙ» στον τέταρτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «ή κατά 
την Περίοδο Τ2» 

5.16 Το άρθρο 23 της Σύμβασης Παραχώρησης (Λειτουργία του Έργου 
Παραχώρησης) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.16.1 Η παράγραφος 23.2.1 του Άρθρου 23 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «μέτρα» στον έκτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «όπως 
αυτά προβλέπονται στα ανωτέρω Εγχειρίδια» 

5.16.2 Η παράγραφος 23.2.8 του άρθρου 23 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος του δεύτερου στίχου προστίθενται οι λέξεις «σχετικά με όήα 
τα θέματα ασφαλείας των σηράγγων του Ε.Π.;» 

5.16.3 Η παράγραφος 23.2.11 του άρθρου 23 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «στο Έργο» στον τέταρτο στίχο και 
αντικαθίστανται με τις λέξεις «στις σήραγγες του Έργου» 

5.16.4 Η παράγραφος 23.2.12 (ϋ) του άρθρου 23 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «τηλεφωνίας» στον τρίτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «(με 
την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας του δικτύου του αντίστοιχου 
παρόχου).» 

5.16.5 Η παράγραφος 23.4.2 του άρθρου 23 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Λειτουργίας» στον έβδομο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«και Επιθεώρησης» 

5.16.6 Η παράγραφος 23.5.8 του άρθρου 23 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Μετά το πέρας της Περιόδου ΤΙ οι ενημερώσεις αυτές θα 
εγκρίνονται από την Υπηρεσία με κατάλληλη εφαρμογή των 
διαδικασιών των Άρθρων 23.5.4 ως 23.5.7.» 

5.16.7 Η παράγραφος 23.6.9 του άρθρου 23 τροποποιείται ως ακολούθως: 


ΕΚΠΠΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧ£ΟΓίΙΟΝ ΟΟΡΥ.Ρ.ΡΚΙΝΤ 



Σελ.37 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
¥, και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος 

|1 - ΠΑτρα - Πύργος - Τσακώνα 

| ΣΥ Μ® ΟΝ ΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Μετά το πέρας της Περιόδου ΤΙ οι ενημερώσεις αυτές θα 
I εγκρίνονται από την Υπηρεσία με κατάλληλη ανάλογη εφαρμογή 

των διαδικασιών των Άρθρων 23.6.3 ως 23.6.8.» 

5.17 Το άρθρο 24 της Σύμβασης Παραχώρησης (Εκμετάλλευση του Έργου 

Πηηπν/^Ληη/τη/Λ τρν*»ΠΛηΛΐΓπ-ηι πν πινηλ /~ιΐ'ιΰ/.\/— 

, · - -I-/V" Γ-’ I - ■ I *»/ ·»"-■’-· *-»— ■ —■ ~ --»* 

5.17.1 Η παράγραφος 24.1.5 (2) του άρθρου 24 τροποποιείται ως ακολούθως: 

; (α) Μετά τη λέξη «παρούσας)» στον έβδομο στίχο προστίθενται οι 

λέξεις «ή, σε περίπτωση που τέτοια άδεια δεν χρειάζεται, για 
την τήρηση κάθε τυχόν άλλης απαίτησης του νόμου.» 

ν- 

(β) Διαγράφονται οι λέξεις «δυνάμει της οποίας» στο τέλος της 
παραγράφου και αντικαθίστανται με τις λέξεις «ή θα τροποποιήσει 
' υφιστάμενες διατάξεις έτσι ώστε;» 

| 5.17.2 Η παράγραφος 24.1.5 (2) (ί) του άρθρου 24 τροποποιείται ως 

> ακολούθους: 

Μετά τη λέξη «κυρίου» στον δέκατο τέταρτο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«και οδηγού» και μετά τη λέξη «οχήματος» στον ίδιο στίχο 
προστίθενται οι λέξεις «(αμφοτέρων ευθυνομένων εις ολόκληρον 
και αλληλεγγύως)» 

5.17.3 Η παράγραφος 24.2.2 (3) του άρθρου 24 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(■· ■ 

[ί. Μετά τις λέξεις «ολόκληρο το» στον τέταρτο στίχο του τελευταίου 

(ν εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «λειτουργικό μέρος του» και οι λέξεις 

ί «αντίστοιχο υποτμήμα» στον ίδιο στίχο αναδιατυπώνονται ως 

*■_. «αντίστοιχου υποτμήματος» 

?' 

ί 5.17.4 Η παράγραφος 24.2.2 (Ρ) (2) (νίίί) του άρθρου 24 τροποποιείται ως 
ί ακολούθως: 

Διαγράφεται η λέξη «Αλφειού» στον πρώτο στίχο και αντικαθίσταται με 

τη λέξη «Πύργου» και ο αριθμός «41» στο τέταρτο στίχο 
|, αντικαθίσταται με τον αριθμό «28» 

Ι; 5.17.5 Η παράγραφος 24.2.2 (Ρ) (2) (ΐχ) του άρθρου 24 τροποποιείται ως 
I ακολούθως: 

( Διαγράφεται η λέξη «Αλφειού» στον πρώτο στίχο και αντικαθίσταται με 

) τη λέξη «Πύργου» και ο αριθμός «48» στο τέταρτο στίχο 


ΕΚΠΓΓΓ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟΓΠΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - 
Πάτρα - Πύργος - Τσοκώνα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


αντικαθίσταται με τον αριθμό «61» 

5.17.6 Η παράγραφος 24.2.2 φ) (5) του άρθρου 24 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «διοδίων» ατον πέμπτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «ή 
εναλλακτικές μεθόδους ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων» 

5.17.7 Η παράγραφος 24.2.2 (ο) του άρθρου 24 διαγράφεται. 

5.17.8 Η παράγραφος 24.2.2 (ά) του άρθρου 24 επαναριθμείται αχ; (ο) και 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) διαγράφονται οι λέξεις «Από την συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την 
επίτευξη της Τρίτης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του 
Άρθρου 18.2.3,» στην αρχή της παραγράφου και αντικαθίστανται με 
τις λέξεις «Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης:» 

(β) οι ακόλουθες λέξεις «το Ανώτατο Όριο Διοδίων Τελών- στον 
αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ Τμήμα Ελευσίνα - Α/Κ Τριπόλεώς θα είναι 
0,04 Ευρώ / χιλιόμετρο (προ ΦΠΑ) σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης» 
της ιδίας παραγράφου αριθμούνται ως «(ί)» και στο τέλος τους 
προστίθεται η λέξη «, και» 

(γ) Μετά τη ανωτέρω νέα υποπαράγραφο «(ί)» προστίθεται νέα 
υποπαρόγραφος ως ακολούθως: 

«(ίί) το διόδιο τέλος που ορίζεται στο Άρθρο 24.2.3.(α) για 
το Τμήμα Α/Κ Τριπόλεώς - Πάτρα και σε περίπτωση 
που η συλλογή Διοδίων γίνεται μόνον στη μία 
κατεύθυνση, θα μειωθεί σε 1,55 Ευρώ (προ ΦΠΑ) σε 
τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης.» 

5.17.9 Η παράγραφος 24.2.2 (β) του άρθρου 24 επαναριθμείται ως (ά) και 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διαγράφεται η λέξη «Τέταρτης» στον πρώτο στίχο και 
αντικαθίσταται με τη λέξη «Έκτης» 

(β) η παραπομπή στο Άρθρο «18.2.4» στον δεύτερο στίχο 
αντικαθίσταται με παραπομπή στο Άρθρο «18.2.6» 

(γ) ο αριθμός «0,03» στον έβδομο στίχο διαγράφεται και αντικαθίσταται 
με τον αριθμό «0,04» 


ΕΚΠΓΤΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟΠρΝ 03ΡΥ_ΡΡΚΙΝΤ 


Σελ.39 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος 
- Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Ρ' 5.17.10 Η παράγραφος 24.2.2 (Γ) του άρθρου 24 διαγράφεται. 

5.17.11 Το τέλος της παραγράφου 24.1. προστίθεται νέα παράγραφος 24.1.9 ως 
ί ακολούθως: 

17 «24.1.9 Ο Παραχωρησιούχος θα καταρτίσα και υποβάλει προς 

έγκριση στο Δημόσιο, το αργότερο 6 μήνες προ του 

ττ^λ/ιγ τπγ Ζ7γλ/λΛλ// ΤΙ ««τΙγγλ Ι/ΙΛ η·»# ΜΜΛΙΦ^ΛΑΙ 

£ . -* 17 τ----" 'Τ ε~-~ 1/ I Ί * Γ— - Τ'·*— 

ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων που 
Τ φΐ/ εγκατασταθεί στο Έργο σύμφωνα με το άρθρο 

24.1.1, η οποία, λαμβόνοντας υπόψη την 
χρηματοοικονομική ισορροπία του Έργου, και την 
ψ· ανάγκη μη δυσμενούς μεταβολής του 
Γ Χρηματοοικονομικού Μοντέλου και των βασικών 

δεικτών των δανείων και της Δεσμευτικής Επένδυσης 
κατά την Ημερομηνία Ισχύος Τροποποίησης της 
Σύμβασης Παραχώρησης θα περιλάμβανα, κατ' 
ελάχιστο, τα ακόλουθα: 


3) Κυκλοφοριακή μελέτη, 


ί 

ί;, 

I”. 

|·: 

£ 

ί 


ύ) Τεχνικό-οικο νομική μελέτη περαιτέρω 

βελτίωσης της αναλογικής χρέωσης, με έμφαση 
στους καθημερινά μετακινούμενους και στους 
συχνούς χρήστες, 

ε) Σχετικές Χρηματοοικονομικές αναλύσεις, 

ά) Προβλέψεις και προΰποθέσας για την 

ολοκλήρωση του εθνικού διαλειτουργικού 
συστήματος, 

ο) Τεκμηριωμένες προτάσεις για τις αναγκαίες για 

την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης 
ενέργειες του Δημοσίου, περιλαμβανομένων 
και των τυχόν αναγκαίων προσαρμογών του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, 

ΐ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 

προτεινάμενων λύσεων στο Έργο, το οποίο να 
μην υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από 
την έγκριση της μελέτης εκ μέρους του 
Δημοσίου και των Δανειστών. 


5.18 Το άρθρο 25 της Σύμβασης Παραχώρησης (Πληρωμές προς το Ελληνικό 


ΕΚηΠΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟ/ΠΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΓ 
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5.18.1 


5.18.2 


5.18.3 


5.18.4 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - 
Πάτρα — Πύργος - Τσακώνα 


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Δημόσιο - Επίτευξη Πραγματικής Απόδοσης Δεσμευτικής Επένδυσης) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

Ο τίτλος του άρθρου 25 τροποποιείται σε «Πληρωμές προς το 
Ελληνικό Δημόσιο - Μηχανισμός Ανακύκλωσης Εσόδων - 
Επίτευξη Ονομαστικής Απόδοσης Δεσμευτικής Επένδυσης» 

Η παράγραφος 25.1.1 του άρθρου 25 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στην αρχή της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του παρόντος Άρθρου 25,» 

Μετά τον Πίνακα 5 της παραγράφου 25.1.2 προστίθεται νέο εδάφιο ως 
ακολούθως: 

«Σε περίπτωση που η Περίοδος Παραχώρησης παραταθεί 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 5.8 τα ποσοστά για 
τον υπολογισμό των Πληρωμών προς το Δημόσιο θα είναι για 
κάθε έτος της περιόδου παράτασης και για την εφαρμογή του 
τύπου του Άρθρου 25.1.1 θα είναι της τελευτσίαφ περιόδου 
(2038) του ανωτέρω Πίνακα 5.» 

Η παράγραφος 25.1.3 του Άρθρου 25 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Μετά τη λέξη «Εντός» στον πρώτο στίχο διαγράγονται οι λέξεις 
«τριάντα (30)» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατόν ογδόντα 
(180)», 

(β) μετά τη λέξη «Έσοδα» στον τέταρτο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«και την Ετήσια Έκθεση του Άρθρου 25.2.2», 

(γ) διαγράφεται η λέξη «ειδικό» οτον όγδοο στίχο, και 

(δ) στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «μετά την 
αφαίρεση των ποσών της Ενίσχυσης Ανακύκλωσης, με τον 
πρόσθετο όρο όμως ότι ο Παραχωρησιούχος θα τεκμαίρεται 
ότι θα έχει καταβάλει τα εν λόγω ποσά εάν αυτά έχουν 
συμψηφιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 25.2.4. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του Ποσοστού του 
Δημοσίου στην Διαμοιραζόμενη Απόδοση κατά την Περίοδο 
Υπολογισμού, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 25.2.5.(ε) είναι μεγαλύτερη από την αξία των 
Πληρωμών προς το Δημόσιο κατά την Περίοδο Υπολογισμού, 
ο Παραχωρησιούχος θα καταθέτει επιπροσθέτως και τα 
επιπλέον ποσά.» 


5.18.1 


5.18.2 


5.18.3 


5.18.4 



Σελ.41 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος 
— Πάτρα — Πύργος - Τσακώνα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


5.18.5 Οι παράγραφοι 25.1.4 και 25.1.5 του Άρθρου 25 διαγράφονται και η 
παράγραφος 25.1.6 αναριθμεϊται σε «25.1.4». 

5.18.6 Η μετά την αναρίθμησή της παράγραφος 25.1.4 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) μετά τη λέξη «ποσών» στον τέταρτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις 

#ΤίΛ\ι Πληη/ι)Μ/ΐ>ν πγιγί^ τλ ΛηηΛτπον» ι ?η\ ΛνΓΓΐ£πΑϊ«τ·£ΐ\#ΤΓ*ι μρ τ|ς 

«που αναφέρονται στο Άρθρο 25.1.3», 

(β) μετά τις λέξεις «προς το Δημόσιο» στον στους όγδοο και ένατο 
στίχους προστίθενται οι λέξεις «αφαψουμένης της Ενίσχυσης 
Ανακύκλωσης», 

(γ) μετά τη λέξη «ποσών» στον δωδέκατο στίχο διαγράφονται οι λέξεις 
«των Πληρωμών προς το Δημόσιο» και αντικαθίστανται με τις λέξεις 
«που αναφέρονται στο Άρθρο 25.1.3», και 

(δ) στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «, εκτός εάν η 
κατά τα ως άνω καταβολή συνιστά ή ενδέχεται να συνιστά 
Αθέτηση ("Ωβ/αυ/ί”, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Κοινών 
Όρων - Οοτητποη Τβτηιε Αρτ&βτηβηΙ) σχεηζόμενη με μη 
πληρωμή ή δείκτες.» 

5.18.7 Η παράγραφος 25.2 του Άρθρου 25 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

<«25.2 Μηχανισμός Ανακύκλωσης Συμβατικών Πληρωμών προς 
το Δημόσιο 

25.2.1 Γενική 

(3) Ανεξαρτήτως της υποχρέωσης του Παραχωρησιούχου να 
προβαίνει σε Πληρωμές προς το Δημόσιο, από την 1η 
Ιανουάριου 2021 και μέχρι την Ημερομηνία Λήξης (ή την 
Ημερομηνία Καταγγελίας, αν επέλθει νωρίτερα), το 
Δημόσιο θα παράσχει ενίσχυση στον Παραχωρησιούχο 
όταν τα Πραγματικά Έσοδα που εισπράττει ο 
Παραχωρησιούχος μείον τις Πληρωμές προς το Δημόσιο σε 
οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού δεν επαρκούν για την 
κάλυψη: 

(ί) των Επιλέξιμων Δαπανών Έργου (στο σύνολο ή μέρος 
τους), 

(Π) της Απόδοσης Βάσης (Βθξθ ΙΚΚ) ως την Ημερομηνία 
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Λήξης, και 

(ίίί) τυχόν ποσών του Ποσοατού Παραχωρησιούχου στην 
Διαμοιραζόμενη Απόδοση (5δθΓβά ΙΚΚ) (όπου 
εφαρμόζεται). 

όπως ορίζεται περαιτέρω στο παρόν Άρθρο 25.2. 

(δ) Ο Παραχωρησιοΰχος και το Δημόσιο αποδέχονται άτι το 
εύρος τυχόν ενίσχυσης που παρέχεται από το Δημόσιο 
δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως περιορίζεται και δεν 
πρέπει ποτέ να υπερβαίνει, σε καμία Περίοδο Υπολογισμού, 
το ισόποσο των Πληρωμών προς το Δημόσιο τις οποίες ο 
Παραχωρησιούχος συμβατικά υποχρεοΰται να καταβάλλει 
στο Δημόσιο δυνάμει των παραγράφων 25.1.1 και 25.1.2. 

25.2.2 Ετήσιος Έλεγχος 

(β) Εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από το τέλος κάθε 
Περιόδου Υπολογισμού ο ορκωτός ελεγκτής του 
Παραχωρησιούχου πρέπει να ελέγξει τα οικονομικά του 
Παραχωρησιούχου που αφορούν στην περίοδο αυτή ώστε 
να προσδιορίσει (κατά την εύλογη γνώμη του) τα 
ακόλουθα αναφορικά με την εν λόγω Περίοδο Υπολογισμού 
με σκοπό να παράσχει την Ετήσια Έκθεση: 

(ί) το ποσό των Εσόδων, Πραγματικών Εσόδων, 
Δαπανών Έργου και Επιλέξιμων Δαπανών Έργου, 

(Π) το ποσό των Μη Επιλέξιμων Δαπανών Έργου που 
έχουν πραγματοποιηθεί κατά την εν λόγω περίοδο 
και το ποσό τυχόν Μη Επιλέξιμων Δαπανών Έργου 
που πρέπει να αφαιρεθεί από την Απόδοση Βάσης 
(Βββθ ΙΚΚ), το Δεδουλευμένο Ποσό ΙΚ.Κ/ΙΡΟ 
(Αοεαιεό ΙΚ.Ρ/ΙΡΟ) ή το Ποσοστό Παραχωρησιούχου 
στη Διαμοιραζόμενη Απόδοση σύμφωνα με το 
κατωτέρω Άρθρο 25.2.5(0), 

(ϊϋ) τις Πληρωμές προς το Δημόσιο, 

(ίν) το ποσό που αντιστοιχεί στην Διανεμητέα Απόδοση 
Βάσης 

(ν) τα Διαθέσιμα προς Καταμερισμό Μετρητά, 
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| ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Γ- 

-------7-—- 

I (νί) το ύψος του Δεδουλευμένου Ποσού ΙΚΚ/ΙΡΟ και του 

{ Ενδιάμεσου Υπολοίπου στο τέλος της Περιόδου 

6 Υπολογισμού, 




ΐ 

* 

ί 


(νϋ) το ύψος της Ενίσχυσης Ανακύκλωσης που παρέχεται 
από το Δημόσιο δυνάμει του παρόντος Αρθρου 25.2 
αναφορικά με την Περίοδο Υπολογισμού, και 
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(νίϋ) το Ποοοστό Δημοσίου στην Διαμοιραζόμενη 
Απόδοση και το Ποσοστό Παροχωρησιούχου στην 
Διαμοιραζόμενη Απόδοση (αν υπάρχει). 

(&) Ο Παραχωρησιούχος πρέπει να εξασφαλίσει από τον 
ορκωτό ελεγκτή που έχει διοριστεί για την εκπόνηση της 
Ετήσιας Έκθεσης ρητή υποχρέωση επιμέλειας έναντι του 
Δημοσίου κατά τύπο και περιεχόμενο που αποδεκτό στο 
Δημόσιο (το οποίο θα ενεργεί ευλόγως) αναφορικά με την 
κατάρτιση αυτής της Ετήσιας Έκθεσης. 

(ς) Ο Παραχωρησιούχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο ορκωτός 
ελεγκτής υποβάλλει στον Παραχωρησιούχο και το Δημόσιο, 
εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από το τέλος κάθε 
Περιόδου Υπολογισμού, την Ετήσια Έκθεση, 
προσδιορίζοντας ποιες δαπάνες θεωρεί (κατά την εύλογη 
γνώμη του) άτι αποτελούν Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου και 
Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου, αν και τα δύο Μέρη 
συμφωνούν άτι η Ετήσια Έκθεση είναι συμβουλευτικής 
(ρύσεως και δεν είναι δεσμευτική για οποιοδήποτε από τα 
Μέρη. Σε περίπτωση που το Δημόσιο διαφωνεί με τους 
υπολογισμούς του Παροχωρησιούχου αναφορικά με το 
ποσό των Πληρωμών προς το Δημόσιο όπως ορίζονται 
στην Ετήσια Έκθεση, πρέπει να ενημερώσει σχετικώς τον 
Παραχωρησιούχο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από 
την ημέρα παράδοσης της Ετήσιας Έκθεσης. Οποιαδήποτε 
διαφορά σχετικά με το ποσό των Εσόδων ή των 
Πληρωμών προς το Δημόσιο θα παραπέμπεται, εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
της Ετήσιας Έκθεσης, οτη Διαιτησία όπως προβλέπεται στο 
Άρθρο 33.3. Ωστόσο, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η 
Ετήσια Έκθεση δεν είναι δεσμευτική για τα Μέρη, αν το 
Δημόσιο παραλείψει να απαντήσει στον Παραχωρησιούχο 
εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή μιας Ετήσιας 
Έκθεσης, οι Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου και οι Μη Επιλέξιμες 
Δαπάνες Έργου που έχουν προσδιοριστεί στην Ετήσια 
Έκθεση θα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από το Δημόσιο. 
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25.2.3 Λογαριασμός Προσόδων και Διάδοχος Λογαριασμός 

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Καθορισμένων 
Δανειακών Συμβάσεων, ο Παραχωρησιούχας πρέπει να 
διασφαλίσει ότι μέχρι την Ημερομηνία Αποδέσμευσης 
(Οϊδοίΐ3Γ9β Οβϊε) όλα τα Έσοδα που εισπράττονται από 
αυτόν (ί) κατά τη διάρκεια μιας Περιόδου Υπολογισμού 
πιστώνονται στον Λογαριασμό Προσόδων (ή σε περίπτωση 
Επιτρεπόμενων Επενδύσεων σε κάθε σχετικό λογαριασμό 
του Παραχωρησιόύχου) και (ϋ) μετά την Ημερομηνία 
Αποδέσμευσης, πιστώνονται σε κάθε άλλο διάδοχο 
λογαριασμό που έχει ανοίξει ο Παραχωρησιούχος, όπως 
έχει συμφωνηθεί με το Δημόσιο (Λογαριασμός 
Προσόδων Μετά την Αποδέσμευση). 

(ό) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων πληρωμών του 
Παραχωρησιαύχου δυνάμει των Εγγράφων του Έργου 
(ΡιτηβοΙ ΟοουΓΠθπώ) και των Καθορισμένων Δανειακών 
Συμβάσεων, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να 
χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο κάθε ποσού που^πιστώνεται 
στον Λογαριασμό Προσόδων ή ανάλογα με την περίπτωση, 
στον Λογαριασμό Προσόδων Μετά την Αποδέσμευση για 
να πληρώσει Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου, Μη Επιλέξιμες 
Δαπάνες Έργου, ΦΠΑ και/ή να προβεί μέχρι την 
Ημερομηνία Αποδέσμευσης- σε Επιτρεπόμενες Επενδύσεις 
(σύμφωνο με τους όρους των Καθορισμένων Δανειακών 
Συμβάσεων). 

(ο) Το Δημόσιο αποδέχεται άτι τυχόν ποσά που πρέπει να 
καταβληθούν στο Δημόσιο σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσης Συμβάαεως (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
Πληρωμών προς το Δημόσιο και τυχόν Ποσοστού ταυ 
Δημοσίου στην Διαμοιραζόμενη Απόδοση) Βα είναι 
καταβλητέα από τον Παραχωρησιούχο μόνο σύμφωνα με 
τους όρους που ισχύουν για την ανάληψη πασών από τον 
Λογαριασμό Προσόδων δυνάμει του ΣΚΟ, και το Δημόσιο 
αποδέχεται ότι τα ΣΚΟ θα κατατάσσει πάντα τις πληρωμές 
προς τους Δανειστές κατά προτεραιότητα έναντι των 
Πληρωμών προς το Δημόσιο για μια συγκεκριμένη Περίοδο 
Υπολογισμού. 

25.2.4 Υπολογισμοί και Ενίσχυση 

(θ) Σε μία Περίοδο Υπολογισμού, ο Παραχωρησιούχος 
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δικαιούται να συμψηφίσει την Ενίσχυση Ανακύκλωσης με 
τις Πληρωμές προς το Δημόσιο που οφείλονται κατά την εν 
λόγω Περίοδο Υπολογισμού αντί των υποχρεώσεων 
πληρωμής που έχει δυνάμει του Άρθρου 25.1.1 της 
παρούσης. Το ύψος της Ενίσχυσης Ανακύκλωσης θα 
θεωρείται ενίσχυση που παρέχεται από το Δημόσιο στον 
Παραχωρησιούχο. 


(β) Το Δημόσιο δεν θα απαιτείται να ενισχύσει τον 
Παραχωρησιούχο όπως ορίζεται στο παρόν Άρθρο 25.2: 


(ϊ) κατά την ή μετά την Ημερομηνία Καταγγελίας, ή 


| 

ί 


(Η) την περίοδο πριν την Ημερομηνία Καταγγελίας, όταν ο 
Διατραπεζικός Εκπρόσωπος κηρύξει τα Κύρια 
Ομολογιακά Δάνεια άμεσα απαιτητά και πληρωτέα, 
εκτός αν: 

(Α) η κήρυξη αυτή είναι αποτέλεσμα πράξης ή 
παράλειψης του Δημοσίου, ή 


£ 


(Β) οι Δανειστές έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να 
ασκήσουν τα δικαιώματα επανόρθωσης που 
διαθέτουν όπως προβλέπεται στο Άρθρο 31.1 της 
παρούσης Συμβάσεως (συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων υποκατάστασης (είθρ-ϊπ π'ςίιίε) 
δυνάμει της Απευθείας Σύμβασης Δημοσίου), 

με τον πρόσθετο όρο, ότι κάθε Υποκατάστατο Πρόσωπο 
και/ή Νέο Πρόσωπο (όπως ορίζονται στην Απευθείας 
Σύμβαση Δημοσίου) δικαιούται να εηωφεληθεί από την 
ενίσχυση όπως περιγράφεται στο παρόν Άρθρο 25.2 

25.2.5 Απόδοση (ΙΒΛ) 


(3) Το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος συμφωνούν, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, άτι ο 
Παραχωρησιούχος δικαιούται νο λαμβάνει ποσά για να 
καλύψει την Απόδοση Βάσης (Βεεβ ΙΡΡ.) και στον βαθμό 
που τα ποσά επαρκούν, το Ποσοστό Παραχωρησιούχου 
στην Διαμοιραζόμενη Απόδοση ($Ιΐ3Γβά ΙΡΡ). 


;ί 
£&; ' 


(δ) Μετά την παραλαβή της Ετήσιας Έκθεσης μιας Περιόδου 
Υπολογισμού, τα Μέρη θα συμφωνήσουν τα εξής: 
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(ί) τα Διαθέσιμα προς Καταμερισμό Μετρητά, 

(ϋ) το ποσό (αν υπάρχει) τυχόν Διανεμητέας Απόδοσης 
Βάσης, 

(ίιϊ) όταν υπάρχουν ανεπαρκή ποσά προς καταμερισμό για 
την ικανοποίηση της Απόδοσης Βάσης, το Ενδιάμεσο 
Υπόλοιπο, το Δεδουλευμένο Ποσά ΙΡΚ/ΙΡΈ που 
ορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο (ς), 

(ίν) τα Μικτά Ποσά Καταμερισμού (αν υπάρχουν). 

(ε) Η δυνατότητα του Παραχωρησιοΰχου να καταβάλει τυχόν 
Διανεμητέα Απόδοση Βάσης προσδιορίζεται από το ύψος 
του Ενδιάμεσου Υπολοίπου και υπό την προϋπόθεση ότι το 
Ενδιάμεσο Υπόλοιπο είναι θετικό τότε το ποσό της 
Διανεμητέας Απόδοσης Βάσης είναι το χαμηλότερο ποσό 
μεταξύ (ϊ) του Ενδιάμεσου Υπολοίπου κατά τη χρονική 
εκείνη στιγμή και (Ιί) τα Πραγματικά Έσοδα μείον τις 
Δαπάνες Έργου, με την προϋπόθεση ότι η διαφορά είναι 
θετική τη συγκεκριμένη Περίοδο Υπολογισμού. 

(ά) Την τελευταία ημέρα κάθε Περιόδου Υπολογισμού, το 
Δεδουλευμένο Ποσό ΙΡΡ/ΙΡΟ και το Ενδιάμεσο Υπόλοιπο 
υπολογίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

(ϊ) Το Ενδιάμεσο Υπόλοιπο είναι το ύψος του 
Δεδουλευμένου Ποσού ΙΡ.Ρ./ΙΡΈ την πρώτη ημέρα της 
εν λόγω Περιόδου Υπολογισμού, προσαρμοσμένο 
τόσο κατά (!) μια (θετική ή αρνητική) τιμή που 
αντιστοιχεί σε επιτόκιο ύψους 6% επί της τιμής αυτής 
την πρώτη ημέρα της εν λόγω περιόδου και (Η) 
προσαυξημένο κατά το ύψος της Απόδοσης Βάσης 
που έχει προκύψει κατά την εν λόγω Περίοδο 
Υπολογισμού, και μειωμένο κατά (ϋΐ) το ποσό των Μη 
Επιλέξιμων Δαπανών Έργου που έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά την εν λόγω Περίοδο 
Υπολογισμού. 

(ϋ) Δεδουλευμένο Ποσό ΙΡΡ./ΙΡΟ είναι το ποσό του 
Ενδιάμεσου Υπολοίπου, μειωμένο κατά το ύψος της 
Διανεμητέας Απόδοσης Βάσης κατά την εν λόγω 
Περίοδο Υπολογισμού και προσαυξημένο κατά τα 
ποσά που αντιστοιχούν σε τυχόν Συμψηφισμό Μη 
Επιλέξιμων Δαπανών Έργου με την Διαμοιραζόμενη 
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Απόδοση την εν λόγω Περίοδο Υπολογισμού. 

(ϋί) Την πρώτη ημέρα της Περιόδου Υπολογισμού που 
αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2021, το Δεδουλευμένο 
Ποσό ΙΚΚ/ΙΡΟ θα είναι μηδενικό. Το Δεδουλευμένο 
Ποσό ΙΚΚ/ΙΡΟ την πρώτη ημέρα μιας μετέπειτα 
Περιόδου Υπολογισμού ισούται με το Δεδουλευμένο 

Π/ντΑ ΤΒΟ /ΤΟΓ 1 τη/· ττΊπιτ-ιυιλλ· μι ιΛη/τ^ 

-'Ύ·- - ··!·*> . —-- * •Ι’Ύ 

προηγούμενης Περιόδου Υπολογισμού. 

(β) Στον βαθμό που το Δεδουλευμένο Ποσό ΙΚΚ/^ στο τέλος 
της Περιόδου Υπολογισμού είναι μηδενικό ή αρνητικό, τότε 
το Μικτό Ποσό Καταμερισμού πρέπει να προσδιορίζεται 
σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο ώστε να επιτρέπεται η 
καταβολή τόσο του Ποσοστού του Δημοσίου στην 
Διαμοιραζόμενη Απόδοση όσο και του Ποσοστού του 
Παραχωρησιούχου στην Διαμοιραζόμενη Απόδοση: 

(ΐ) το Μικτό Ποσό Καταμερισμού θα καταμερίζεται μεταξύ 
του Παραχωρησιούχου και του Δημοσίου ως εξής: 


Σωρευηκή Απόδοση (ΙΚΚ) κατά την 
Προηγούμενη Περίοδο Υπολογισμού 

Ποσοστά 

Δημοσίου 

Ποσοστό 

Παραχωρησιούχου 

Μικρότερη ή ίση του 7% 

10 

90 

Μεγαλύτερη του 7% και μικρότερη ή ίση 
του 9% 

20 

80 

Μεγαλύτερη του 9% και μικρότερη ή ίση 
του 12% 

50 

50 

Μεγαλύτερη του 12% 

85 

15 


(ϋ) το Ποσοστό Παραχωρησιούχου στο Μικτό Ποσό 
Καταμερισμού μειώνεται κατά τον Συμψηφισμό Μη 
Επιλέξιμων Δαπανών Έργου με την Διαμοιραζόμενη 
Απόδοση και το συνεπαγόμενο ποσό αποτελεί το 

«Ποσοστό του Παραχωρησιούχου στην 
Διαμοιραζόμενη Απόδοση». 

25.2.6 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου 

(3) Στον βαθμό που υπάρχουν Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου 
οι οποίες πρέπει να καταβληθούν εντός οποιοσδήποτε 
Περιόδου Υπολογισμού, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να 
χρηματοδοτήσει την καταβολή των δαπανών αυτών μέσω 
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αναλήψεων από τον Λογαριασμό Προσόδων ή τον 
Λογαριασμό Προσόδων Μετά την Αποδέσμευση (ανάλογα 
με την περίπτωση), με την προϋπόθεση ότι στο τέλος της 
εν λόγω Περιόδου Υπολογισμού το σύνολο των Μη 
Επιλέξιμων Δαπανών Έργου αυτής της Περιόδου 
Υπολογισμού και κάθε εκκρεμούσας Μη Επιλέξιμης 
Δαπάνης Έργου από προηγούμενη Περίοδο Υπολογισμού 
θα αφαιρεθεί (με την ακόλουθη σειρά) από το δικαίωμα 
των Μετόχων να λάβουν Απόδοση Βάσης, Δεδουλευμένο - 
Ποσό ΙΚΚ/ΙΡΟ και το Ποσοστά του Παραχωρησιοϋχου στην 
Διαμοιραζόμενη Απόδοση (ανάλογα με την περίπτωση). 

(β) Σε περίπτωση που εντός της Περιόδου Υπολογισμού 
προκύπτουν Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου οι οποίες 
υπερβαίνουν τη σωρευτική αξία της Απόδοσης Βάσης, του 
Δεδουλευμένου Ποσού ΙΡΚ/ΙΡϋ και του Ποσοστού 
Παραχωρησιοϋχου στην Διαμοιραζόμενη Απόδοση, τότε η 
διαφορά (που έχει ανώτατο όριο το ποσό του Ποσοστού 
του Δημοσίου στην Διαμοιραζόμενη Απόδοση) πρέπει να ί 
καταβληθεί από το Ποσοστό του Δημοσίου στην ; 
Διαμοιραζόμενη Απόδοση μέχρι την Ημερομηνία 
Αποδέσμευσης. Τυχόν ποσό που εισφέρει το Δημόσιο με 
τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω θα προστίθεται με 
συντελεστή 6% για συμψηφισμό έναντι μελλοντικών 
πληρωμών προς τον Παραχωρησιούχο με την ακόλουθη 
σειρά: 

(ί) Απόδοση Βάσης, 

(ϋ) Δεδουλευμένο Ποσό ΙΚΚ/ΙΡΟ, και 

(ϊϋ) Ποσοστό του Παραχωρησιούχου στην Διαμοιραζόμενη 
Απόδοση. 

Προς αποφυγή αμφιβολιών τυχόν μειώσεις ως αποτέλεσμα 
της εφαρμογής των Αρθρων 25.2.6(9) και (ό) δεν θα 
καθίστανται Δεδουλευμένο Ποσό ΙΡΚ/ΙΡΟ. 

25.2.7 Συνολικό Όριο Λ&Σ και Προσδιορισμός Ορίου Λ&Σ 

(θ) Το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος συμφωνούν ότι: 

(ϊ) το Συνολικό Όριο Λ&Σ αναφορικά με τις Δαπάνες 
Λειτουργίας για την περίοδο που αρχίζει στο τέλος της 
Περιόδου ΤΙ και μέχρι την Ημερομηνία Λήξης 
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ανέρχεται σε 862.035.148 ευρώ (σε τιμές Ημέρας 
Τιμής Βάσης). 

Σε περίπτωση τριετούς παράτασης της Παραχώρησης, 
το Συνολικό Όριο Λ&Σ προσαυξάνεται κατά 
114.457.195 ευρώ (σε τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης). 

(ϋ) το Όριο Λ&Σ για κάθε μία Περίοδο Υπολογισμού 
ορίζεται αρχικά στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο 
Επανεκκίνησης, και εν συνεχεία την πρώτη Περίοδο 
Περιοδικής Αναθεώρησης που αρχίζει την 1 η 
Ιανουάριου 2021 και μετέπειτα για κάθε επόμενη 
Περίοδο Περιοδικής Αναθεώρησης, και 

(ϊϊϊ) στο τέλος κάθε Περιόδου Υπολογισμού, το Όριο Λ&Σ 
για τη συγκεκριμένη Περίοδο Υπολογισμού θα 
προσαυξάνεται κατά το ποσό των Ασφαλιστικά 
Καλυπτόμενων Δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί 
κατά την Περίοδο Υπολογισμού και το Συνολικό Όριο 
Λ&Σ θα προσαυξάνεται κατά την πραγματική αξία 
(εκφρασμένη με αναφορά σε ημερομηνία αξίας της 
Ημέρας Τιμής Βάσης) των Ασφαλιστικά Καλυπτόμενων 
Δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την εν 
λόγω Περίοδο Υπολογισμού. 

(ό) Το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος συμφωνούν ότι τα 
Όρια Λ&Σ για κάθε Περίοδο Υπολογισμού σε μια Περίοδο 
Περιοδικής Αναθεώρησης συνιστούν Πρόβλεψη που 
επικαιροποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 27, 
με την επιφύλαξη των ακόλουθων διαδικασιών και βασικών 
αρχών: 

(ί) αναφορικά με τα Όρια Λ&Σ για την πρώτη Περίοδο 
Περιοδικής Αναθεώρησης, όχι νωρίτερα από την 30 π 
Ιουνίου 2020, και στη συνέχεια για κάθε επόμενη 
Περίοδο Περιοδικής Αναθεώρησης, όχι νωρίτερα από 6 
μήνες πριν από κάθε επόμενη Ημερομηνία Περιοδικής 
Αναθεώρησης, ο Παραχωρησιούχος θα υποβάλλει στο 
Δημόσιο (Υπηρεσίες) (άλλως από ό,τι αναφορικά με 
την πρώτη Περίοδο Περιοδικής Αναθεώρησης) μια 
έκθεση (Έκθεση Επικαιροποϊησης Πρόβλεψης 
Ετήσιου Ορίου) η οποία θα αναφέρει λεπτομερώς τα 
εξής: 

(ε) πληροφορίες για την πραγματική απόδοση κατά 
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την τρέχουσα Περίοδο Περιοδικής Αναθεώρησης 
σε σχέση με την προβλεπόμενη απόδοση στην 
αρχή της εν λόγω Περιόδου Περιοδικής 
Αναθεώρησης, 

(6) οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση σε οποιοδήποτε 
κονδύλι του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου 
Επανεκκίνησης με (α) ιδιαίτερη αναφορά σε 
ημερομηνία κατά την τρέχουσα Περίοδο 
Περιοδικής Αναθεώρησης και (β) σε οποιαδήποτε 
γνωστά γεγονότα ή παράγοντες για τα οποία ο 
Παραχωρησιούχος εύλογα θεωρεί ότι θα 
προκύψουν κατά την επόμενη Περίοδο 
Περιοδικής Αναθεώρησης, 

(ο) αίτημα του Παραχωρησιούχου για την 
επικαιροποϊηση των Ορίων Λ&Σ για τα υπόλοιπα 
έτη μέχρι την Ημερομηνία Λήξης, 

: ..τ· 

(ά) αναφορικά με το Συνολικά Όριο Λ&Σ, 
πληροφορίες σχετικά με: 

Α) τις σωρευτικές πραγματοποιηθείσες και 
προβλεπόμενες πραγματικές (χωρίς 
πληθωρισμό) Δαπάνες Λειτουργίας από την 
έναρξη της Περιόδου Τ2 μέχρι το τέλος της 
Τρέχουσας Περιόδου Περιοδικής 
Αναθεώρησης, 

(Β) τις προβλεπόμενες Δαπάνες Λειτουργίας για 
την επόμενη Περίοδο Περιοδικής 
Αναθεώρησης, πριν την εφαρμογή του 
δείκτη πληθωρισμού, 

(Ο) τις προβλεπόμενες Δαπάνες Λειτουργίας από 
το τέλος της Περιόδου Περιοδικής 
Αναθεώρησης που αναφέρεται στην 
παραπάνω παράγραφο (Β) μέχρι την 
Ημερομηνία Λήξης. 

(Π) Κάθε Έκθεση Επικαιροπσίησης Πρόβλεψης Ετήσιου 

Ορίου που υποβάλλεται στο Δημόσιο θο λαμβάνει 

υπόψη της τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

( 3 ) Δαπάνες Περιόδου Περιοδικής Αναθεώρησης. 
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ελεγμένα στοιχεία της τρέχουσας Περιόδου 
Περιοδικής Αναθεώρησης θα χρησιμοποιούνται 
ως αποδεικτικά στοιχεία για να καταδειχθεί ότι οι 
δαπάνες τακτικής συντήρησης και λειτουργίας 
(εκφρασμένες σε πραγματικούς όρους) που 
πραγματοποιήθηκαν την περίοδο αυτή ήταν 
υψηλότερες ή χαμηλότερες αυτών που είχαν 

ΓϊρΟϋΠΰλογίν ι £ϊ ΚΰΤϋ ιί |ν ι ιμ>υι [γυυμ&,νι | 

Ημερομηνία Περιοδικής Αναθεώρησης, και αυτό 
λειτουργεί ως βάση για την προσαρμογή των 
πραγματικών δαπανών κατά την επόμενη 
Περίοδο Περιοδικής Αναθεώρησης. 

(ό) ΔΤΚ: ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) θα είναι 
αυτός που υπολογίζεται και δημοσιεύεται από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και θα 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 
πραγματικών ημών σε πραγματικούς όρους. 

(ο) Λοιπές Προσαρμογές, ο Παραχωρησιούχος 
δικαιούται να προσαρμόσει τα ύψος των 
λειτουργικών δαπανών και δαπανών βαριάς 
συντήρησης και μπορεί να προβάλει επιχειρήματα 
για άλλες προσαρμογές είτε για πρόβλεψη 
δαπανών ή για νέα κονδύλια με βάση τη επαρκώς 
αιτιολογημένη επαγγελματική του κρίση, αν και ο 
Παραχωρησιούχος αποδέχεται άτι το Δημόσιο δεν 
υποχρεούται να συμφωνήσει σε αύξηση του 
ορίου που θα αντικατοπτρίζει αυτή την 
προσαρμογή. 

(ό) Παραδοχές, οι παραδοχές πληθωρισμού / 
αποπληθωρισμού θα αναθεωρούνται ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τις αναθεωρημένες προβλέψεις 
ΔΤΚ για την περίοδο αυτή και τον πραγμαηκό 
πληθωρισμό /αποπληθωρισμό από την έναρξη 
της τρέχουσας Περιόδου Περιοδικής 
Αναθεώρησης, 

(β) Χρηματοοικονομικό Μοντέλα, η πρόταση του 
Παραχωρησιούχου για την 4ετή αναθεώρηση των 
Λειτουργικών Δαπανών γίνεται σε σχέση με το 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλα. 

(ί) Συνολικό Όριο Λ&Σ: δεν επιτρέπεται υπέρβαση 
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του Συνολικού Ορίου Λ&Σ. 

(Ιϋ) Το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος συμφωνούν ότι οι 
διατάξεις του Άρθρου 27.7 θα εφαρμόζονται ως 
μηχανισμός καθορισμού εκ μέρους του Δημοσίου περί 
του αν συμφωνεί ή όχι με την Πρόβλεψη Ετήσιου 
Ορίου, και αν όχι, των δικαιωμάτων του προς υποβολή 
εναλλακτικών προτάσεων. 

(ϊν) Αν το Δημόσιο απορρίψει την πρόταση του 
Παραχωρησιούχου, τότε το Δημόσιο πρέπει να 
παραπέμψει τη Διαφορά προς επίλυση σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Άρθρων 25.2.9 και 33.3, με την 
προϋπόθεση ότι αν η επίλυση δεν επέλθει πριν την 
έναρξη της αντίστοιχης Περιόδου Περιοδικής 
Αναθεώρησης, οι Δαπάνες Λειτουργίας (και τυχόν 
τιμαριθμική προσαρμογή) θα συνεχίσουν να 
καθορίζονται σε σχέση με το Χρηματοοικονομικό 
Μοντέλο Επανεκκίνησης προσαρμοσμένο στον ΔΚΤ και 
σύμφωνα με το εδάφιο (ϋ)(ό) τοσ' παρόντος 
κεφαλαίου μέχρι τον οριστικό καθορισμό. 

(ν) Τα Όρια Λ&Σ για κάθε Περίοδο Υπολογισμού πρέπει να 
είναι το ποσό που συμφωνεϊται μεταξύ του Δημοσίου 
και του Παραχωρησιούχου ή όπως ορίζεται ή επιλύεται 
σύμφωνα με τα Άρθρα 25.2.9 και 33.3.3. 

25.2.8 Πρόσθετοι Ορισμοί 

«Δεδουλευμένο Ποσό ΙΡΛ/ΙΡΟ είναι ένα ποσό που 
αντιπροσωπεύει (!) όταν είναι θετικό, τα ποσά της Απόδοσης 
Βάσης που δεν έχουν κατανεμηθεί (και απομένει να 
κατανεμηθούν) για διανομή στους Μετόχους και (ϋ) όταν είναι 
αρνητικό, στα ποσά των Μη Επιλέξιμων Δαπανών Έργου που 
απομένουν να συμψηφιστούν σε μελλοντικές Περιόδους 
Υπολογισμού όπως ορίζεται στο παρόν Άρθρο 25.2. 

«Πραγματικά Έσοδα» σημαίνει, σε κάθε Περίοδο 
Υπολογισμού, το σύνολο (ϊ) των Εσόδων που πραγματικά 
λαμβάνονται (εκτός, προς αποφυγή αμφιβολιών, του ΦΠΑ, αλλά 
συμπεριλαμβανομένων των Προσόδων Ασφάλισης) και (ϋ) 
τυχόν ποσών που διατίθενται από τον Λογαριασμό 
Αποθεματικού Εξυπηρέτησης Δανείων και τον Λογαριασμό 
Αποθεματικού Βαριάς Συντήρησης (λόγω υπερχρηματοδότησης 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Ιί 



κ 


των λογαριασμών αυτών) προς τον Λογαριασμό Προσόδων 
όπως αποδεικνύεται από τα βιβλία του Παραχωρησιούχου και τα 
αποδεικτικά κινήσεως των Λογαριασμών Έργου. 

«Ετήσιο Έκθεση» σημαίνει την ετήσια έκθεση που εκπονείται 
από τον ορκωτό ελεγκτή του Παραχωρησιούχου δυνάμει του 
Άρθρου 25.2.2 (ε). 

«Απόδοση Βάσης» σημαίνει το σταθερό ονομαστικό ποσό 
εκφρασμένο σε ευρώ, που υπολογίζεται άπαξ έτσι ώστε αν 
καταβάλλεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους μετά την 1 π 
Ιανουάριου 2021 και μέχρι την Ημερομηνία Λήξης, οι καταβολές 
αυτές θα καταλήξουν στο τέλος της Περιόδου Παραχώρησης σε 
Δείκτη Εσωτερικής Απόδοσης 6% για τα ίδια κεφάλαια και το 
δευτερογενές χρέος που έχουν εισφέρει οι Αρχικοί Μέτοχοι, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ημερομηνίες κατά τις 
οποίες ο Παραχωρησιούχος έλαβε τα κεφάλαια των Μετόχων 
και τις πραγματικές διανομές προς τους Μετόχους και τις 
καταβολές του Δευτερογενούς Χρέους πριν την 31η Δεκεμβρίου 
2020, όπως αυτό θα αποδεικνύεται από τα βιβλία του 
Παραχωρησιούχου. Η Απόδοση Βάσης θα υπολογίζεται από τον 
Παραχωρησιούχο χρησιμοποιώντας το φύλλο «Απόδοση Βάσης» 
του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου και θα υποβάλλεται εντός 
εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 1 π Ιανουάριου 2021, 
συνοδευόμενος από πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών του 
Παραχωρησιούχου. 

«Περίοδος Υπολογισμού» σημαίνει: 

(ο) κάθε επόμενη 12μηνη περίοδο από την 1 π Ιανουάριου 
2021 μέχρι και την 31 π Δεκεμβρίου πριν από την 
Ημερομηνία Λήξης (η Προτελευταία Περίοδος 
Υπολογισμού), και κατόπιν 

(Ιο) από την 1 π Ιανουάριου μετά την Προτελευταία Περίοδο 
Υπολογισμού μέχρι την Ημερομηνία Λήξης. 

«Διαθέσιμα προς Καταμερισμό Μετρητά» σημαίνει, σε 
κάθε Περίοδο Υπολογισμού, (ΐ) τα Πραγματικά Έσοδα μείον (ϋ) 
το σύνολο των Δαπανών Έργου και τυχόν Διανεμητέας 
Απόδοσης Βάσης, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση το 
ποσό αυτό είναι θετικό. 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


«Ποσοστό του Παραχωρησιούχου στην Διαμοιραζόμενη 
Απόδοση» έχει τη σημασία που του αποδίδεται στο Άρθρο 
25.2.5 (βχΐΐ). 

«Συμβατικές Πληρωμές προς το Δημόσιο» σημαίνει, 
αναφορικά με οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού, τα 
οφειλόμενα και πληρωτέα ποσά προς το Δημόσιο όπως 
υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 25.1.1 και 25.1.2 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας συμψηφισμός που 
πραγματοποιείται δυνάμει των Άρθρων 25.1.3 και 25.2.4(3). 

«ΣΚΟ» σημαίνει το από 24 Ιουλίου 2007 Συμφωνητικό Κοινών 
Όρων όπως τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε το 2013, το 
οποίο έχει συναφθεί μεταξύ των Δανειστών και καθοριστεί ως 
Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση. 

«Διανεμητέα Απόδοση Βάσης» σημαίνει, αναφορικά με 
οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού, το ποσό κάθε Απόδοσης 
Βάσης και κάθε προηγουμένως δεδουλευμένο ποσόΜπόδοσης 
μειωμένο κατά τις Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου, που μπορεί να 
διατεθεί για διανομή στους Μετόχους, ανεξαρτήτως του αν 
πραγματικά διανεμήθηκε ή όχι. 

«Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου» σημαίνει, αναφορικά με 
οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού, τις Δαπάνες Έργου που δεν 
είναι Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου. 

«Ημερομηνία Λήξης» σημαίνει την ημερομηνία κατά την 
οποία τα Δικαιώματα Εκμετάλλευσης του Έργου παύουν στο 
τέλος της Περιόδου Παραχώρησης. 

«Μικτά Ποσά Καταμερισμού» σημαίνει, σε μια Περίοδο 
Υπολογισμού, το σύνολο (ί) των Διαθεσίμων προς Καταμερισμό 
Μετρητών και (ϋ) του ποσού κάθε Συμψηφισμού Μη Επιλέξιμων 
Δαπανών Έργου με την Διαμοιραζόμενη Απόδοση. 

«Συμψηφισμός Μη Επιλέξιμων Δαπανών Έργου με την 
Διαμοιραζόμενη Απόδοση» σημαίνει, αναφορικά με 
οποιαδήποτε Περίοδο Υπολογισμού, και πάντα υπό την 
προϋπόθεση ότι το Ενδιάμεσο Υπόλοιπο είναι αρνητικό, (ί) την 
απόλυτη τιμή του Ενδιάμεσου Υπολοίπου και (ϋ) τυχόν 
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ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα — Κόρινθος 
- Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Διαθέσιμα προς Καταμερισμό Μετρητά την περίοδο αυτήν, 

όποιο εκ των δύο είναι χαμηλότερο. 

«Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου» σημαίνει: 

(3) τα έξοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι Μέτοχοι 
και ο Παραχωρησιούχος σε σχέση με τη Σύμβαση 
Μετόχων, 

(δ) όλες τις επιβαρύνσεις που υφίστανται οι Μέτοχοι και που 
πρέπει να τους επιστραφούν ή να καταβληθούν από τον 
Παραχωρησιούχο σε σχέση με την παροχή της Εγγύησης 
Δεσμευτικής Επένδυσης, 

(ο) τα έξοδα πρόωρης καταγγελίας όταν ο Παραχωρησιούχος 
δεν προπληρώσει κατά μία Ημερομηνία Καταβολής 
Τόκων, εκτός αν αυτό οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
του Δημοσίου, 

(ό) τους χρεωστικούς τόκους που υπολογίζονται με το 
Επιτόκιο Υπερημερίας δυνάμει των Εγγράφων 
Χρηματοδότησης και οφείλονται σε αμέλεια ή αδυναμία 
του Παραχωρησιούχου να εφαρμόσει τους Κανόνες της 
Τέχνης και της Επιστήμης, 

(ε) τυχόν δαπάνες χρηματοδότησης, προμήθειες, έξοδα και 
δαπάνες δυνάμει των Εγγράφων Χρηματοδότησης 
(«Χρηματοδοτικές Δαπάνες») που οφείλονται σε 
αμέλεια ή αδυναμία του Παραχωρησιούχου να εφαρμόσει 
τους Κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, 

(Ο 50% κάθε καταβολής αποζημίωσης δυνάμει του Άρθρου 

11.1 ΣΚΟ (Αποζημίωση Συναλλαγματικής Ισοτιμίας), 

(9) οποιαδήποτε πληρωμή αποζημίωσης δυνάμει του Άρθρου 

11.2 (Λοιπές Αποζημιώσεις) ή 11.3 (Αποζημίωση στον 
Εκπρόσωπο) του ΣΚΟ που οφείλονται σε αμέλεια ή 
αδυναμία του Παραχωρησιούχου να εφαρμόσει τους 
Κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, 

(δ) κάθε δαπάνη που πραγματοποιεί ο Παραχωρησιούχος 
δυνάμει των Άρθρων 23.2 (Δαπάνες Τροποποίησης) ή 

23.3 (Έξοδα Αναγκαστικής Εκτέλεσης) του ΣΚΟ που 
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οφείλονται σε αμέλεια ή αδυναμία του Παραχωρησιούχου 
να εφαρμόσει τους Κανόνες της Τέχνης και της 
Επιστήμης, 

(ϊ) 50% των Προσαυξημένων Δαπανών (Ιησβθδβά Οοείδ) 

που πρέπει να καταβάλει ο Παραχωρησιούχος δυνάμει 
του Άρθρου 10.1 ΣΚΟ (Προσαυξημένες Δαπάνες) εκτός 
αν αυτές οι Προσαυξημένες Δαπάνες προκύπτουν από 
πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου, 

(]) οποιαδήποτε πληρωμή αποζημίωσης δυνάμει του Άρθρου 
9.3 (Φορολογική Αποζημίωση) του ΣΚΟ, εκτός αν αυτή η 
πληρωμή πραγματοποιηθεί ως αποτέλεσμα οποιοσδήποτε 
πράξης ή παράλειψης του Δημοσίου, 

(Κ) δικαστικές δαπάνες και ποσά επιδικασθέντα σε βάρος του 
Παραχωρησιούχου (α) δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως 
και (β) άνω των €250.000 ευρώ συνολικά ανά, Περίοδο 
Υπολογισμού δυνάμει οποιοσδήποτε άλλης συμβάσεως, 
που οφείλονται σε αμέλεια ή αδυναμία του 
Παραχωρησιούχου να εφαρμόσει τους Κανόνες της 
Τέχνης και της Επιστήμης (αλλά εξαιρούμενων των 
περιπτώσεων που ο Παραχωρησιούχος ρητώς απαιτείται 
από τους Δανειστές να υποστεί αυτές τις δαπάνες ή να 
επιδιώξει δικαστικά δυνάμει των Εγγράφων 
Χρηματοδότησης παρά την εισήγηση του 
Παραχωρησιούχου), 

(1) διακανονισμός με τον Κατασκευαστή, τον Λειτουργού, 
τους Αρχικούς Μετόχους (ή συνδεδεμένα με αυτούς 
πρόσωπα) συμβατικών απαιτήσεων άνω των €250.000 
ευρώ συνολικά ανά Περίοδο Υπολογισμού που δεν 
εγκρίνεται από το Δημόσιο (το οποίο θα ενεργεί 
ευλόγως), με την προϋπόθεση ότι αυτή η έγκριση θα 
θεωρείται ότι έχει δοθεί αν το Δημόσιο δεν απαντήσει 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που θα 
παραλάβει έγγραφη ειδοποίηση η οποία θα περιλαμβάνει 
τα πλήρη και ακριβή λεπτομερή στοιχεία για τον 
προτεινόμενο διακανονισμό, 

(ιτι) δαπάνες και έξοδα που πραγματοποιούνται ως 
αποτέλεσμα της αδυναμίας του Παραχωρησιούχου να 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


προστατεύσει, να διατηρήσει, να ασκήσει ή να επιβάλει 
τα δικαιώματα του δυνάμει των Εγγράφων Έργου (εκτός 
(α) της παρούσας Σύμβασης και (β) Λειτουργικών 
Δαπανών εντός του Ορίου Λ&Σ) άνω των €250.000 ευρώ 
συνολικά ανά Περίοδο Υπολογισμού, 
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και 32.4, και 

(ο) Δαπάνες Λειτουργίας και Ασφαλιστικά Καλυπτόμενες 
Δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την Περίοδο 
Υπολογισμού πέραν είτε του Συνολικού Ορίου είτε του 
Ορίου Λ&Σ σε κάθε Περίοδο Υπολογισμού. 



«Ασφαλιστικά Καλυπτόμενες Δαπάνες» σημαίνει τις 
δαπάνες που καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια και για 
τις οποίες ο Παραχωρησιούχος έχει προβάλει αξίωση κατά τη 
σχετική Περίοδο Υπολογισμού. 

«Ενδιάμεσο Υπόλοιπο» είναι το ποσό που ορίζεται στο 
Άρθρο 25.2.5(ά). 

«Όριο Λ&Σ» σημαίνει, αναφορικά με οποιαδήποτε Περίοδο 
Υπολογισμού, το ονομαστικό ποσό που αντιστοιχεί στην εν 
λόγω Περίοδο Υπολογισμού, εκφρασμένο σε Ευρώ σύμφωνα με 
τη γραμμή «Ο&Μ Οορ» του φύλλου «Κ5:ΑΒ9» του 
Χρηματοοικονομικού Μοντέλου όπως προσαρμόζεται σύμφωνα 
με το Άρθρο 25.2.7 (δ). 

«Δαπάνες Λειτουργίας» σημαίνει τις Δαπάνες λειτουργίας, 
τακτικής και βαριάς Συντήρησης που περιλαμβάνουν τις 
δαπάνες Ανεξάρτητου Μηχανικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις 
κεφαλαιακές δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση του 
Έργου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών φόρων αλλά όχι 
των Ασφαλιστικά Καλυπτόμενων Δαπανών. 

«Ημερομηνία Περιοδικής Αναθεώρησης» σημαίνει, 
αναφορικά με την πρώτη Ημερομηνία Περιοδικής Αναθεώρησης, 
την ημερομηνία κατά την οποία εκκινούν οι Πληρωμές προς το 
Δημόσιο δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως (η Πρώτη 
Ημερομηνία Περιοδικής Αναθεώρησης) και κατόπιν, την 
πρώτη ημέρα της Περιόδου Υπολογισμού που αρχίζει τέσσερα 
χρόνια μετά την Πρώτη Ημερομηνία Περιοδικής Αναθεώρησης 


*}'' 
Ϊϊ 
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και κατόπιν κάθε τέσσερα χρόνια μετά από κάθε τέτοια 
Ημερομηνία Περιοδικής Αναθεώρησης μέχρι την Ημερομηνία 
Λήξης. 

«Περίοδος Περιοδικής Αναθεώρησης» σημαίνει: 

(3) τις τέσσερις διαδοχικές Περιόδους Υπολογισμού 
αρχίζοντας από την Πρώτη Ημερομηνία Περιοδικής 
Αναθεώρησης, και 

(δ) εντεύθεν κάθε διαδοχική περίοδο που περιλαμβάνει 
Περιόδους Υπολογισμού. 

«Δαπάνες Έργου » σημαίνει το σύνολο όλων των ποσών σε 
μετρητά που καταβάλλονται από τον Παραχωρησιούχο απη 
διάρκεια μιας Περιόδου Υπολογισμού (εξαιρουμένων των 
διανομών στους Αρχικούς Μετόχους, των πληρωμών 
δευτερογενούς χρέους και των Πληρωμών προς το Δημόσιο)-και 
τις μεταφορές στον Λογαριασμό Αποθεματικού Εξυπηρέτησης 
Δανείων, τον Λογαριασμό Αποθεματικού Βαριάς Συντήρησης και 
τον Λογαριασμό Αποθεματικού, και οι οποίες 
κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

(β). Δαπάνες Λειτουργίας, 

(ί>) Ασφαλιστικά Καλυπτόμενες Δαπάνες, 

(ς) μεταφορές στον Λογαριασμό Αποθεματικού Βαριάς 

Συντήρησης μέχρι του ύψους του Απαιτούμενου 
Υπολοίπου Λογαριασμού Αποθεματικού Βαριάς 
Συντήρησης, 

(ό) μεταφορές στον Λογαριασμό Αποθεματικού 
Εξυπηρέτησης Δανείων μέχρι του ύψους του 
Απαιτούμενου Υπολοίπου Λογαριασμού Αποθεματικού 
Εξυπηρέτησης Δανείων, 

(β) Χρηματοδοτικές Δαπάνες πλην του Δευτερογενούς 

Χρέους, συμπεριλαμβανομένων τόκων, καθαρών 
πληρωμών συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου (ενν3ρ), 
κεφαλαίου και αμοιβών, δαπανών πρόωρης καταγγελίας 
συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνων επιτοκίων και λοιπών 
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πληρωμών προς τους Δανειστές σύμφωνα με τις 
Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, καθώς και, προς 
αποφυγή αμφιβολιών, κάθε πληρωμής που προκύπτει 
από τις διατάξεις περί πρόωρης αποπληρωμής (03£ΐτ- 
εννββρ), 

(Π διακύμανση του υπολοίπου ΦΠΑ του Παοαγωοπσιούνου 
(θετική όταν τα ποσό που οφείλονται από τις 
Φορολογικές Αρχές στον Παραχωρησιούχο αυξάνονται ή 
αρνητική όταν τα ποσά που οφείλονται από τις 
Φορολογικές Αρχές στον Παραχωρησιούχο μειώνονται 
κατά την Περίοδο Υπολογισμού) κατά την Περίοδο Τ2, 

(9) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. 

«Ενίσχυση Ανακύκλωσης» σε οποιαδήποτε Περίοδο 
Υπολογισμού σημαίνει τις Πληρωμές προς το Δημόσιο μεϊον το 
Ποσοστό του Δημοσίου στην Διαμοιραζόμενη Απόδοση (δίΐθΓεά 
ΙΚΚ). 

«Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Επανεκκίνησης» σημαίνει 
το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο όπως έχει κατά την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης όπως προβλέπεται στη Σύμβαση 
Τροποποίησης Σύμβασης Παραχώρησης. 

«Ποσοστό του Δημοσίου στην Διαμοιραζόμενη 
Απόδοση» σημαίνει το Ποσοστό του Δημοσίου στα Μικτά 
Ποσά Καταμερισμού. 

«Συνολικό Όριο Λ&Σ» σημαίνει το ανώτατο ποσό 
εκφρασμένο σε πραγματικούς όρους (Ημέρα Τιμής Βάσης) που 
ορίζεται στο Άρθρο 25.2.7 (3)(ϊ). 

25.2.9 Διαφορές Ανακύκλωσης 

(I) Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, 
οποιαδήποτε Διαφορά αναφορικά με τα θέματα που 
καλύπτονται από το παρόν Άρθρο 25.2 θα επιλύεται με 
Διαιτησία όπως ορίζεται στο Άρθρο 33.3 της παρούσης 
Συμβάσεως. 

(Π) Εξαιρούμενης κάθε Διαφοράς δυνάμει του Άρθρου 
25.2.2(ο) σχετικά με το ποσό των Εσόδων ή τις 
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Πληρωμές προς το Δημόσιο, κάθε άλλη Διαφορά δυνάμει 

του παρόντος Άρθρου 25.2 μπορεί να παραπεμφθεϊ σε 
Διαιτησία εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την Έγγραφη Εκδήλωσης της Διαφοράς. 

(ϋι') Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 5 των Κανόνων, η 
Απάντηση σε Αίτηση Διαιτησίας και ο διορισμός του 
δεύτερου Διαιτητή από τον Καθού πρέπει να επιδοθεί 
στον Ενάγοντα εντός είκοσι (20) ημερών από την 
παραλαβή της Αίτησης. 

(ίν) Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
τον διορισμό Διαιτητών που έχουν την απαραίτητη 
εμπειρία και τεχνογνωσία για την επίλυση 
χρηματοοικονομικών διαφορών, 

(ν) Η Διαιτητική Απόφαση πρέπει να εκδίδεται το 
συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση όχι 
αργότερα από τρεις (3) μήνες από τον διορισμό του 
τρίτου Διαιτητή. 

5.18.8 Η παράγραφος 25.3.1 (ίν) του Άρθρου 25 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «Περιοδική Ταμειακή Ροή, την Πραγματική 
Περιοδική Ταμειακή Ροή και την Πραγματική» στους δεύτερο, τρίτο και 
τέταρτο στίχο και αντικαθίστανται με τη λέξη «Ονομαστική» 

5.19 Το άρθρο 26 της Σύμβασης Παραχώρησης (Αποζημιώσεις) τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

5.19.1 Η παράγραφος 26.1 του άρθρου 26 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Κατασκευών» στον δεύτερο στίχο προστίθενται οι λέξεις 
«ή κατά την Περίοδο Τ2» και μετά τις λέξεις «Διαδρομή του» στον 
ένατο στίχο προστίθενται η λέξη «αντίστοιχου» 

5.19.2 Ο τίτλος της παραγράφου 26.2 του άρθρου 26 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Στο τέλος του τίτλου προστίθενται οι λέξεις «και Περιόδου Τ2» 

5.19.3 Η παράγραφος 26.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά την υποπαράγραφο 26.2.1 (ϊϋ) προστίθεται νέα υποπαράγραφος 
«(ίν)» ως ακολούθως: 
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«(/ν) οποιαδήποτε προθεσμία που αφορά σπς Κατασκευές της 
Περιόδου Τ2,» 

5.19.4 Η παράγραφος 26.2.1 (3) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) μετά τις λέξεις «Άρθρου 18.2» στο δεύτερο στίχο προστίθενται οι 
λέξεις «και τις προθεσμίες της Περιόδου Τ2:» 

(β) μετά την υποπαράγραφο 26.2.1.(3)(ϊ) προστίθεται νέα 
υποπαράγραφος «(/ί)» ως ακολούθως: 

«00 παράτασης της προθεσμίας που σχετίζεται με τις 
Κατασκευές της Περιόδου Τ2 ίσης με την προκληθείσα 
καθυστέρηση,» 

(γ) η υποπαράγραφος 26.2.1.(3) (ϋ) επαναριθμείται σε «26.2.1.(β) 
(ί/ί)» 

(δ) στην περίπτωση (1) της υποπαραγράφου 26.2.1.(3) (ϊϋ), όπως αυτή 
επαναριθμήθηκε, μετά τη λέξη «Προθεσμίας» στον πέμπτο στίχο 
προστίθενται οι λέξεις «ή της προθεσμίας Κατασκευών 

Περιόδου Τ2,» 

(ε) στην περίπτωση (2) της υποπαραγράφου 26.2.1.(3) (ϊϊί), όπως αυτή 
επαναριθμήθηκε, μετά τη λέξη «Προθεσμίας» στον τέταρτο στίχο 
προστίθενται οι λέξεις «ή της προθεσμίας Κατασκευών 

Περιόδου Τ2,» 

5.19.5 Η παράγραφος 26.2.1 (5) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) οι λέξεις «του Άρθρου» στον πρώτο στίχο επαναδιατυπώνονται ως 
«των Άρθρων» και στο τέλος του ίδιου στίχου προστίθενται οι 
λέξεις «και 7.3.2», 

(β) μετά τη λέξη «Δημοσίου» στον δεύτερο στίχο της υποπαραγράφου 

26.2.1. (β) (ϋ) προστίθενται οι λέξεις «και της Πρόσθετης 
Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου» 

5.19.6 Η παράγραφος 26.2.1 (ε) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) στο τέλος του πρώτου στίχου προστίθενται οι λέξεις «ή της 
Περιόδου Τ2», 

(β) μετά τη λέξη «ΤΙ» στον δεύτερο στίχο της υποπαραγράφου 

26.2.1. (ε) (ΐ) προστίθενται οι λέξεις «ή της Περιόδου Τ2» 
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5.19.7 Η παράγραφος 26.2.3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) διαγράφεται η λέξη «λεπτομερώς» στον τρίτο στίχο και 
αντικαθίσταται με τις λέξεις «με εύλογο βαθμό λεπτομέρειας» 

(β) μετά τη λέξη «Χρονοδιαγράμματος» στο δεύτερο στίχο της 
υποπαραγράφου 26.2.3 (Η) προστίθενται οι λέξεις «Εφαρμογής 
Περιόδου» 

(γ) στο τέλος της παραγράφου 26.2.3 προστίθεται νέο εδάφιο ως 
ακολούθως: 

«Ο Παραχωρησιούχος θα παρέχει επικαιροποιημένη 
πληροφόρηση στο Δημόσιο, αμέσως μόλις αυτή είναι 
διαθέσιμη.» 

5.19.8 Η παράγραφος 26.2.4 (ϋ) τροποποιείται ως ακολούθως: 


Μετά τη λέξη «Χρονοδιαγράμματος» στον τελευταίο στίχο προστίθενται 
οι λέξεις «Εφαρμογής Περιόδου» ί.),;· 

5.19.9 Η παράγραφος 26.2.6 τροποποιείται ως ακολούθως: 


Μετά τη λέξη «Κατασκευών» στον τρίτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «ή 

της Περιόδου Τ2,» 

5.19.10 Η παράγραφος 26.4.4 (ί) τροποποιείται ως ακολούθως: 


Διαγράφεται η λέξη «τριάντα» στον δεύτερο στίχο και αντικαθίσταται με 
τις λέξεις «δεκατρία και ήμισυ» και η αριθμητική αναφορά σε «(30%) 
τροποποιείται σε «(13,5%)» 


5.20 Το άρθρο 27 της Σύμβασης Παραχώρησης (Χρηματοοικονομικό Μοντέλο) 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

Η παράγραφος 27.8 (σ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διαγράφεται η λέξη «Πραγματική» στον πρώτο στίχο της 
παραγράφου 27.8 (ο) και αντικαθίσταται με τη λέξη «Ονομαστική» 
και 

(β) Διαγράφονται οι λέξεις «(εσωτερικός δείκτης αποδοτικότητας 
Δεσμευτικής Επένδυσης σε πραγματικές τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης - 
Κβ3ΐ ΟοΓΠίτιΙίίθά ΙηνεδΙιηβηΙ: ΙΚΚ), ο οποίος κατά το χρονικό 
διάστημα που τα Έσοδα δεν θα έχουν αντικατααταθεί από ιστορικά 
στοιχεία Εσόδων, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστά έντεκα 
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και τριακόσια ογδόντα πέντε χιλιοστά τοις εκατό (11.385%), που 
αντιστοιχεί στην Πραγματική Απόδοση Χρηματοοικονομικού 
Μοντέλου προ της διαδικασίας αναπροσαρμογής της Χρηματοδοτικής 
Συμβολής λόγω της μεταβολής των βασικών επιτοκίων μεταξύ της 
ημερομηνίος υποβολής της Προσφοράς και της Ημερομηνίας 
Αναπροσαρμογής» στους στίχους δεύτερο έως και δωδέκατο της 
παραγράφου 27.8 (ο)». 


5.21 Το άρθρο 28 της Σύμβασης Παραχώρησης (Επιστροφή του Έργου στο 
Δημόσιο) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.21.1 Μετά την παράγραφο 28.1.3 του Άρθρου 28 προστίθεται νέα 
παράγραφος «28,1.4» ως ακολούθως: 

«28.1.4 Σε περίπτωση που πιθανολογείται η παράταση της 
Περιόδου Παραχώρησης σύμφωνα με το Άρθρο 5.8, η 
Υπηρεσία και ο Παραχωρησιούχος θα συμφωνήσουν 
■πς αναγκαίες αναπροσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα 
των ανωτέρω προαπαιτουμένων για την επιστροφή.» 

5.21.2 Η παράγραφος 28.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφεται η λέξη «Λειτουργίας» στον τρίτο στίχο της παραγράφου 
28.2.1 και αντικαθίσταται με τη λέξη «Παραχώρησης» 


5.22 



Το άρθρο 29 της Σύμβασης Παραχώρησης (Καταγγελία εκ Μέρους του 
Δημοσίου - Συνέπειες) τροποποιείται ως ακολούθως: 


5.22.1 Η παράγραφος 29.1.2 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Η παραπομπή στο Άρθρο «7.3.1» στον τρίτο στίχο της παραγράφου 

29.1.2 αντικαθίσταται με παραπομπή στο Άρθρο «7.4,1» 

5.22.2 Η παράγραφος 29.1.3 (ϊ) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφεται η λέξη «τριάντα» στον τρίτο στίχο και αντικαθίσταται με τις 
λέξεις «δεκατρία και ήμισυ» και η αριθμητική αναφορά σε «(30%) 
στον ίδιο στίχο τροποποιείται αε «(13,5%)» 


5.22.3 Η παράγραφος 29.1.3 (Η) τροποποιείται ως ακολούθως: 

Η αριθμητική αναφορά σε «(30%) στον έβδομο στίχο τροποποιείται σε 
«(13,5%)» 

5.22.4 Η παράγραφος 29.1.6 τροποποιείται ως ακολούθως: 
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Μετά τη λέξη «ΡΒΙπ» στον πρώτο οτϊχο προστίθεται η λέξη «ΡΒ1 Τ .τ,» 

5.22.5 Η παράγραφος 29.1.10 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«29.1.10 Η συνδρομή Γεγονότος Αθέτησης Παραχωρησιούχου 
κατά το Άρθρο 25.1.4» 

5.22.6 Η παράγραφος 29.2.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Παραχωρησιούχου» στον δεύτερο στίχο προστίθενται οι 

λέξεις «(το οποίο δεν είναι Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου 

Περιόδου Τ2, όπως ορίζεται κατωτέρω)» 

5.22.7 Η παράγραφος 29.3.1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στο τέλος του τίτλου της παραγράφου 29.3.1 προστίθενται οι 
λέξεις «και Περίοδος Γ2» 

(β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 29.3.1 

προστίθενται οι λέξεις «ή την Περίοδο Τ 2 » „ , 

(γ) Μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στον έβδομο στίχο της 

υποπαραγράφου 29.3.1 (0 προστίθενται οι λέξεις «και της 
Περιόδου Τ2» 

(δ) Μετά τη λέξη «Δημοσίου» στον τέταρτο στίχο της υποπαραγράφου 

29.3.1 (ί) (ϊ) προστίθενται οι λέξεις «και Πρόσθετης 

Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου» και στο τέλος της 
Ιδιας υποπαραγράφου προστίθενται οι λέξεις «και τυχόν άλλων 
ποσών που έχουν καταβληθεί από το Δημόσιο για τη 
χρηματοδότηση των Κατασκευών της Περιόδου Τ2,» 

(ε) Μετά τη λέξη «εσόδων» στον πρώτο στίχο της υποπαραγράφου 

29.3.1 (Γ) (ϋί) προστίθενται οι λέξεις «, συμπεριλαμβανομένης 
και τυχόν αποζημίωσης εσόδων που έχει ληφθεί από το 
Δημόσιο» 

(στ) Μετά τη λέξη «Κατασκευών» στον τρίτο στίχο της 

υποπαραγράφου 29.3.1 (9) προστίθενται οι λέξεις «και της 
Περιόδου Τ2,» και μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στον έβδομο 
στίχου της ιδίας υποπαραγράφου προστίθενται οι λέξεις «και των 
Κατασκευών Περιόδου Τ2» 

(ζ) Μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στον πρώτο στίχο της 

υποπαραγράφου 29.3.1 (9) (0 προστίθενται οι λέξεις «και των 
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Κατασκευών Περιόδου Τ2», μετά τις λέξεις «υπερβαίνει το» 
στον πέμπτο στίχο της ιδίας υποπαραγράφου προστίθεται η λέξη 
«αντίστοιχσ» και μετά τη λέξη «Κατασκευών» στον έκτο στίχο 
της ιδίας υποπαραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ΤΙ και το 
Τίμημα Μελετών - Κατασκευών Τ2» 

(η) Μετά τις λέξεις «Περιόδου ΤΙ» στον πέμπτο και έκτο στίχο της 

ιιπΓ»ΠΓΐη/'ΐ\/ιν ! ΐΓΓ*ηιι "50 "3 1 ίπλ ΠΠ πητντΓίΡεΊ/τ/τι ηι λίτγτι τλπ/ 

■.-Γ-ΙΓ-Τ’* — — νϋ/ V·/ · Τ · —· -- » 1 ’ — - 

Κατασκευών Περιόδου Τ2» 

(θ) Στο τέλος της υποπαραγράφου 29.3.1 ( 9 ) (ϋϊ) προστίθενται οι 
λέξεις «συμπεριλαμβανομένων και ποσών που έχουν 
πληρωθεί στους Δανειστές ως αμοιβές παραίτησης / 
αναδιάρθρωσης και εξαιτ/ας της πρόωρης λύσης 
συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου 
(περιλαμβανομένων και κόστους λύσης ή αμοιβών 
δέσμευσης (οοπυηΚπιβηί Τααε) πληρωτέων εξ αυτού του 
λόγου) κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης.» 

(ι) Μετά τη λέξη «Κατασκευών» στον δεύτερο στίχο της 
υποπαραγράφου 29.3.1 (Ιι) (ί) προστίθενται οι λέξεις «η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών Τ2» 

(ια) Με τη λέξη «ποσού» στον όγδοο στίχο της υποπαραγράφου 29.3.1 
(Κ) προστίθενται οι λέξεις «, με ανώτατο όριο το μικρότερο 
μεταξύ του σταθμισμένου μέσου κόστους δανεισμού και 
του επιτοκίου Ευτίάοτ για την ίδια περίοδο πλέον 400 
μονάδων βάσης» 

5.22.8 Η παράγραφος 29.3.2 ( 9 ) (Η) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στο τέλος του τύπου «Β = ((^ - Ο.) + Ε + Ρ + α» προστίθεται νέο 
αφαιρετικό στοιχείο «- Η» και ο τύπος αυτός ισχύει ως 
ακολούθως: 

«Β — (Οχ ~ Οι) + Ε + Ρ + θ — Η» 

(β) Στην επεξήγηση του στοιχείου «Ε» του ανωτέρω τύπου, μετά τη 
λέξη «ανωτέρω)» στον όγδοο στίχο, προστίθενται οι λέξεις 
«συμπεριλαμβανομένων και των Πληρωμών προς το 
Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 25.1 και» 

(γ) Μετά την επεξήγηση του στοιχείου «(3» του ανωτέρω τύπου. 
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προστίθεται η επεξήγηση του στοιχείου «Η» του ίδιου τύπου ως 
ακολούθως: 

«Η = η ΚΠΑ των ποσών της Ενίσχυσης Ανακύκλωσης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 25.2 από 
την Ημερομηνία Καταγγελίας μέχρι την 
προβλεπόμενη ημερομηνία τελικής αποπληρωμής 
σύμφωνα με τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις.» 

5.22.9 Μετά την παράγραφο 29.3.2 προστίθεται νέα παράγραφος «29.3.3» ως 
ακολούθως: 

«29.3.3 Καταγγελία Δημοσίου Περιόδου Τ2 

(β) Με την εξαίρεση των γεγονότων του Άρθρου 29.1.9, 
σε περίπτωση συνδρομής οιουδήποτε Γεγονότος 
Αθέτησης Παραχωρησιούχου το οποίο αφορά,μόνον 
στις Κατασκευές της Περιόδου Τ2 ("Γεγονός 
Αθέτησης Παραχωρησιούχου Τ2"), το Δημόσιο 
δικαιούται να καταγγείλει αυτό το μέρος της 
Σύμβασης Παραχώρησης που αφορά στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών σχετικό 
με το Τμήμα Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα (τα 
"Τμήματα Τ2") με επίδοση προς τον 

Παραχωρησιούχο και τους Δανειστές εγγράφου (η 
«Γνωστοποίηση Καταγγελίας Τ2») στο οποίο 
αναφέρεται το Γεγονός Αθέτησης 
Παραχωρησιούχου Τ2 καθώς και το εάν το Δημόσιο 
προτίθεται να ασκήσει το δικαιώματα του σύμφωνα 
με το Άρθρο 29.3.3. (ε) ("Καταγγελία Δημοσίου 
72"). 

(ά) Σε περίπτωση Καταγγελίας Δημοσίου Τ2, τα Άρθρα 
29.2.2, 29.2.3 και 29.2.5 εφαρμόζονται αναλογικά 
(με τη διαφορά ότι οι εκεί αναφορές στη 
Γνωστοποίηση Καταγγελίας και στην Ημερομηνία 
Καταγγελίας θα νοούνται ως αναφορές στη 
Γνωστοποίηση Καταγγελίας Τ2 και στην Ημερομηνία 
Καταγγελίας Τ2) και η ημερομηνία κατά την οποία 
επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας του 
Τμήματος Τ2 θα είναι η Ημερομηνία Καταγγελίας Τ2 
(η "Ημερομηνία Καταγγελίας Τ2”). 

(ε) Από την Ημερομηνία Καταγγελίας Τ2: 
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(ϊ) Όλα τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου και 
οποιοσδήποτε τρίτου έλκοντος δικαιώματα από 
αυτόν επί του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου για 
τις Κατασκευές Περιόδου Τ2, παύουν 
αυτοδικαίως, 

(Π) όλα τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου επί 

των Κατασκευών της Περιόδου 77. της Κινητής 
Περιουσίας και τυχόν ακινήτων που ανήκουν 
κατά κυριότητα στον Παραχωρησιούχο και 
σχετίζονται με τα Τμήματα Τ2, περιέρχονται 
αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στο 
Δημόσιο, 

(ίίί) περιέρχονται στο Δημόσιο όλες οι τυχόν 
απαιτήσεις του Παραχωρησιούχου κατά των 
ασφαλιστών που σχετίζονται με πς Κατασκευές 
της Περιόδου Τ2, 

(ίν) το Δημόσιο, εφ' όσον έχει τηρήσει τις 
προϋποθέσεις του Άρθρου 29.2.6, δικαιούται να 
υποκαταστήσει τον Παραχωρησιούχο: 

(1) στη σύμβαση Μελέτης — Κατασκευής και 
στη σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού για 
τις Κατασκευές της Περιόδου Τ2. Στην 
περίπτωση αυτή, το Δημόσιο θα 
αναλαμβάνει μόνο τις υποχρεώσεις του 
Παραχωρησιούχου, δυνάμει των ανωτέρω 
συμβάσεων, που προκύπτουν μετά την 
υποκατάσταση του Παραχωρησιούχου. 

(2) στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν 
σπς Κατασκευές της Περιόδου Τ2 και 
υφίστανται κατά την ημέρα 
υποκατάστασης, και μέχρι το χρόνο για τον 
οποίο έχουν καταβληθεί τα σχετικά 
ασφάλιστρα χωρίς να απαιτείται η έκδοση 
προσθέτων πράξεων, αλλά δεν αναλαμβάνει 
την πληρωμή καθυστερούμενων 
ασφαλίστρων, υποχρεουμένου του 
Παραχωρησιούχου να περιλάβει στα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια σχετικό όρο. 

(ά) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
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Κατασκευών Τ2 καταπίπτει προς όφελος ταυ 
Δημοσίου, ως εύλογη αποζημίωση. 

(β) Συμφωνείται ότι τα οριζόμενα στα Άρθρα 29.3.3.(ε) 
και 29.3.3.(ά) θα είναι και τα μόνα μέσα 
αποκατάστασης που έχει το Δημόσιο κατά του 
Παραχωρησιούχου για οποιοδήποτε Γεγονός 
Αθέτησης Παραχωρησιούχου Τ2. 

(ί) Με την έκδοση της ΒΠΕ-η, το Άρθρο 29.3.3 παύει να 
ισχύει.» 

5.22.10 Η παράγραφος «29.3.3» επαναριθμεϊται σε παράγραφο «29.3.4». 

5.23 Το άρθρο 30 της Σύμβασης Παραχώρησης (Καταγγελία εκ μέρους του 
Παραχωρησιούχου - Συνέπειες) τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.23.1 Η παράγραφος 30.1 (ϊ) του Άρθρου 30 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Συμβολής» στο δεύτερα στίχο προστίθενται οι λέξεις «ή 
της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής» 

5.23.2 Η παράγραφος 30.3.2 (Ρ) (Η) του Άρθρου 30 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

Διαγράφεται η λέξη «Πραγματική» στον τρίτο στίχο και αντικαθίσταται με 
τη λέξη «Ονομαστική» 

5.23.3 Η παράγραφος 30.3.2 (ο) του Άρθρου 30 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφεται η λέξη «Πραγματική» στον έκτο στίχο και αντικαθίσταται με 
τη λέξη «Ονομαστική» 

5.23.4 Μετά την παράγραφο 30.3.2 προστίθεται νέα παράγραφος «30.3.3» ως 
ακολούθως: 

«30.3.3 Περίοδος Τ2 

Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος καταγγείλει τη 
Σύμβαση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Τ2: 

(3) το Δημόσιο θα καταβάλει στον Παραχωρησιούχο 
την αξία των Κατασκευών της Περιόδου Τ2 που 
δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από το Δημόσιο . Σε 
περίπτωση που το Δημόσιο δεν υποκαταστήσει 
τον Παραχωρησιούχο στη σύμβαση μελέτης - 
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κατασκευής για τις Κατασκευές της Περιόδου Τ2, 
Θα καταβάλει επιπροσθέτως και κάθε εκκρεμή 
δαπάνη για τις Κατασκευές της Περιόδου Τ2 έως 
και την Ημερομηνία Καταγγελίας, η οποία θα 
έπρεπε να έχει χρηματοδοτηθεί από το Δημόσιο, 
Η αξία των Κατασκευών της Περιόδου Τ2 δεν 
μπορεί να υπερβεί το Τίμημα Μελέτης - 

·Μ«< |Γ«·Μ·ΛΧλ·· Ί-» 

επικαιροποιηθεί κατά την έναρξη της Περιόδου 
Τ2. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει 
σύμφωνα με το Άρθρο 30.3.1.(ε), με τη διαφορά 
ότι, εάν οι Κατασκευές της Περιόδου Τ2 δεν 
χρηματοδοτούνται από τους Δανειστές ή τυχόν 
τρίτους δανειστές, οι αναφορές σπς Υποχρεώσεις 
προς τους Δανειστές θα νοούνται ως 
υποχρεώσεις για την καταβολή των ποσών της 
παρούσας παραγράφου (β) 

(ί>) το Δημόσιο Θα δικαιούται να υποκαταοτήσει τον 
Παραχωρησιούχο: 

(1) στη σύμβαση μελέτης — κατασκευής για τις 
Κατασκευές της Περιόδου Τ2, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο Κατασκευαστής θα 
παραδώσει στο Δημόσιο μία Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών Τ2 ισόποση της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Μελετών - 
Κατασκευών Τ2 που θα επ/στραφεί στον 
Παραχωρησιούχο δυνάμει του Άρθρου 
30.3.3.(ε). Στην περίπτωση αυτή, το 
Δημόσιο θα αναλαμβάνει μόνο τις 
υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, 
δυνάμει της ανωτέρω συμβόσεως, που 
προκύπτουν μετά την υποκατάσταση του 
Παραχωρησιούχου και θα καταβάλει στον 
Κατασκευαστή μόνον την εκκρεμή δαπάνη 
των Κατασκευών της Περιόδου Τ2 μέχρι 
την Ημερομηνία Καταγγελίας που έπρεπε να 
έχει χρηματοδοτηθεί από το Δημόσιο, 

(2) στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν 
σπς Κατασκευές της Περιόδου Τ2 και 
υφίστανται κατά την ημέρα 
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υποκατάστασης, και μέχρι το χρόνο για τον 
οποίο έχουν καταβληθεί τα σχετικά 
ασφάλιστρα χωρίς να απαιτείται η έκδοση 
προσθέτων πράξεων, αλλά δεν αναλαμβάνει 
την πληρωμή καθυστερούμενων 
ασφαλίστρων, υποχρεουμένου του 
Παραχωρησιούχου να περιλάβει στα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια σχετικό όρο. 


(ε) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετώ ν 
Κατασκευών Τ2 επιστρέφεται στον 
Παραχωρησιούχο εντός δέκα (10) ημερών από 
την Ημερομηνία Καταγγελίας.» 

5.23.5 Η παράγραφος «30.3.3» επαναριθμείται σε παράγραφο «30.3.4». 

5.24 Το Άρθρο 33 της Σύμβασης Παραχώρησης (Επίλυση Διαφορών) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.24.1 Η ποράγραφος 33.1.5 του Άρθρου 33 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) οι λέξεις «έγγραφη εκδήλωση» στους τρίτο και τέταρτο στίχους 
αναδιατυπώνονται σε «Έγγραφη Εκδήλωση» και διαγράφεται η 
αμέσως επόμενη λέξη «της», 

(β) Στην αρχή της δεύτερης περιόδου της ίδιας παραγράφου 
προστίθενται οι λέξεις «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
Άρθρου 25.2.9,» 

5.24.2 Μετά την παράγραφο 33.1.5 προστίθεται νέα παράγραφος «33.1.6» ως 
ακολούθως: 

«33.1.6 Όλες οι προθεσμίες του παρόντος Άρθρου δύνανται να 
παρστείνονται με έγγραφη συμφωνία των Μερών.» 

5.24.3 Η παράγραφος 33.2.4 του Άρθρου 33 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφεται η λέξη «Τεχνικής» στον έβδομο στίχο και μετά τη λέξη 
«Πραγματογνωμοσύνης» στον όγδοο στίχο τίθενται οι λέξεις 
«(ΙπίΒτηβΙίοπα/ Οβπίτβ ίοτ Εχρβτΰεβ)» 

5.24.4 Η παράγραφος 33.2.5 του Άρθρου 33 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: 

«Η Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών δύναται, κατόπιν 
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αττήσεως οποιοσδήποτε Μέρους ή με πρωτοβουλία της, να 
παρατείνει την προθεσμία αυτή.» 

5.24.5 Η παράγραφος 33.3.2 του Άρθρου 33 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ή προ της 
αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου να προχωρήσει τη 

Λ .«μμμμΙ .... Λ ... Λ Ζ... ..ΖΙ.. .... 

ΑΜΜ««//1 #ΛΙ/ νίΜΜΛΜΜΗ Ι«Μ^/ν/Π/ »**/»/ &ΡΜ ί/ ΦΡΜ 1 / ·~~ **| /Μ4/ 

Διαιτητικού Δικαστηρίου δεν έχει υπογράψει την περίληψη 
αιτημάτων ((βηπε οίτβ/βτβηοβ).» 

5.24.6 Η παράγραφος 33.3.3 του Άρθρου 33 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Άρθρο» στον τέταρτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «και 
το "Αρθρο 25.2.9» 

5.24.7 Η παράγραφος 33.4 του Άρθρου 33 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Διαγράφονται οι λέξεις «σε πρώτο και τελευτοίο βαθμό το Εφετείο της 
έδρας του Παραχωρησιούχου που δικάζει κατά τη διαδικασία του Άρθρου 
45 παρ. 1 του ν. 1892/1990» στους εικοστό δεύτερο έως και εικοστό 
τέταρτο στίχους και αντικαθίστανται με τις λέξεις «το αρμόδιο 
δικαστήριο του Άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2735/1999» 

5.25 Το Άρθρο 36 της Σύμβασης Παραχώρησης (Φορολογικά Θέματα) 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

5.25.1 Η παράγραφος 36.1.2 του Άρθρου 36 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Μετά τη λέξη «Δημοσίου» στον πρώτο στίχο προστίθενται οι λέξεις «και 
η Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου» και οι λέξεις 
«συνιστά», «επιβαρύνεται» και «υπάκειται» στους πρώτο και τρίτο 
στίχους αναδιατυπώνονται αντίστοιχα ως «συνιστούν», 
επιβαρύνονται» και «υπόκεινται» 

5.25.2 Η παράγραφος 36.1.4 (ο) του Άρθρου 36 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Η παραπομπή στην εγκύκλιο «αριθ. 105 7005/4547-19-0016/1132 της 11 
Μαΐου 1995» στους δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο στίχους 
αντικαθίσταται αε «αριθ. 112 5155/9608-19-0016/1249 της 8ης 
Νοεμβρίου 1994» 

5.25.3 Η παράγραφος 36.1.7 του Άρθρου 36 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Οι λέξεις «και της Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής του 
Δημοσίου» προστίθενται μετά τη λέξη «Δημοσίου» στον δέκατο στίχο 
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του πρώτου εδαφίου και στο δεύτερο στίχο του δευτέρου εδαφίου. 


ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 1 το από 29.11.2013 
(20131129_ΡΜ_00_.ΟΑ) Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Επανεκκίνησης (Κ,εδεί 
Ρίηθίκίθί ΜοάβΙ), όπως αυτό ελέγχθηκε από ταν οίκο ΟΡΕΡΙ5 ΒΙΙ5ΙΝΕ55 
ΕΝΘΙΝΕΕΚΙΝΘ ΙΙΜΠΈϋ, έτυχε της αποδοχής των Δανειστών και συμφωνήθηκε 
από τα Μέρη. Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης το 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο Επανεκκίνησης, όπως αυτό τυχόν τροποποιηθεί, με 
συμφωνία των Μερών και αποδοχή των Δανειστών, λόγω της μεταβολής του 
κόστους καταγγελίας των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων κατά την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, σύμφωνο με το κατά τροποποίηση 
άρθρο 7.3.4 (α) της Σύμβασης Παραχώρησης, θα αντικαταστήσει το Προσάρτημα 5 
της Σύμβασης Παραχώρησης και θα ισχύει του λοιπού ως το «Επικαιροποιημένο 
Χρηματοοικονομικό Μοντέλο» του Άρθρου 27.2 της Σύμβασης. 


ΑΡΘΡΟ 7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 2 το αναθεωρημένο, 'βάσει των 
συμφωνούμενων τροποποιήσεων της Σύμβασης, Χρονοδιάγραμμα Περιόδου 
Μελετών - Κατασκευών, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί από τα Μέρη. Κατά την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης το Χρονοδιάγραμμα αϋτό θα 
αντικαταστήσει το οικείο τμήμα του Προσαρτήματος 6 της Σύμβασης 
Παραχώρησης. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 3 η από 12.4.2013 Συμφωνία των 
Άρθρων 26.1, 26.2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, 
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - 
ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ» (πρώην «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ -ΠΑΤΡΑ - 
ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ») και εκ τρίτου της Κοινοπραξίας με την επωνυμία 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ, με την οποία περιορίζονται οι 
συμβατικές απαιτήσεις αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου δυνάμει των Άρθρων 
26.1, 26.2 της Συμβάσης Παραχώρησης, όπως η Συμφωνία αυτή συμπληρώθηκε με 
το Χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις Καταβολής Απαιτήσεων Κατασκευαστή 
που καταρτίστηκε μεταξύ των αυτών ως άνω συμβαλλόμενων σύμφωνα με την 
παράγραφο Ζ’ αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

Προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 4 η από 29.11.2013 Συμφωνία του 


ΕΚΠΠΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟΠΤΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ Σελ. 73 


Γ 






5112 


(«■ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΡΓΟ: Μελέτη» Κατασχευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος 
— Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


Άρθρου 26 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - 
ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ» (πρώην «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ -ΠΑΤΡΑ - 
ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ»), με την οποία περιορίζονται αι συμβατικές απαιτήσεις 
αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών και 
ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις κοι ο χρόνος τμηματικής καταβολής τους εκ μέρους 
του Δημοσίου. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Προσαρτάται στη παρούσα ως Προσάρτημα 5 η με αριθμό 
ΕΠΠ/Π1/ΦΙ/σικ.30265/29.11.2013 Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων με την οποία καθορίζονται, υπό την αίρεση της επέλευσης της 
Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 
14 της παρούσας, οι τροποποιημένες δανειακές συμβάσεις του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Συμφωνείται ότι, υπό την αίρεση της επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης, τα Προσαρτήματα 2, 9 και 10 της Σύμβασης Παραχώρησης 
τροποποιούνται σύμφωνα με την με αριθμό ΕΠΠ/Π1/Φ1/οικ.30264/29.11.2013 
Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

12.1 Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του Άρθρου 12.2 της παρούσας, η 
θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων της Σύμβασης Παραχώρησης που 
συμφωνούνται με το άρθρο 5 της παρούσας τελεί υπό την αίρεση 
εκπλήρωσης σωρευτικά των ακόλουθων προϋποθέσεων: 

(β) 1. της ψήφισης από την Βουλή των Ελλήνων του νόμου με τον 
οποίο κυρώνεται η παρούσα Συμφωνία και της δημοσίευσης του 
κυρωτικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (η 
«Ημερομηνία Δημοσίευσης»), με τον οπαίο θα προβλέπεται 
ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του η ημερομηνία δημοσίευσής 
του,, 

2. της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κρατικών 
ενισχύσεων που συμφωνούνται με την παρούσα σύμφωνα με τα 
άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε., 

3. Της καταβολής εκ μέρους του Δημοσίου στον Πσραχωρησιούχο 
των ποσών που προβλέπονται στο τροποποιούμενο άρθρο 7 της 
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Σύμβασης Παραχώρησης και στα Προσαρτήματα 3 και 4 της 
παρούσας, 

(ό) καθώς και εντός προθεσμίας η οποία λήγει δέκα (10) ημέρες από 
τη λήψη εκ μέρους του Παραχωρησιούχου έγγραφης 
γνωστοποίησης εκ μέρους του Δημοσίου περί της εκ μέρους του 
ικανοποίησης των προϋποθέσεων των ανωτέρω παραγράφων 
12.1(3) 1 και 2, της ικανοποίησης όλων των αιρέσεων, όρων και 
προϋποθέσεων για την εκταμίευση ποσών δυνάμει των 
Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, εκτός από την αίρεση που 
αφορά στην καταβολή εκ μέρους του Δημοσίου προς τον 
Παραχωρησιούχο των ποσών που συμφωνούνται ως καταβλητέα 
προ ή κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης και 
την αίρεση της επίτευξης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος 
Τροποποίησης, όπως αυτό θα προκύπτει από έγγραφη βεβαίωση 
των Δανειστών (ή του εκπροσώπου τους) η οποία θα 
κοινοποιηθεί στο Δημόσιο. 

Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή μόνον μετά από 
έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου με την οποία καθορίζεται νέα 
προθεσμία. 

12.2 (α) Κατά παρέκκλιση των συμφωνουμένων με την ανωτέρω 

παράγραφο 12.1, η υποχρέωση καταβολής της 1 ης δόσης της 
Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, ;της Ι 1 * 
δόσης της συμφωνίας του Προσαρτήματος 4 (απαιτήσεις 
Παραχωρησιούχου) και της 1ης δόσης της συμφωνίας του 
Προσαρτήματος 3 (απαιτήσεις Κατασκευαστή) της παρούσας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό (β) και (γ) κατωτέρω, ισχύει και 
βαρύνει το Δημόσιο από τη θέση σε ισχύ του Κυρωτικού Νόμου 
και τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της κατωτέρω παραγράφου (ε). 


(β) Υπό την προϋπόθεση ότι έχει κοινοποιηθεί στο Δημόσιο η 
έγγραφη βεβαίωση των Δανειστών η οποία προβλέπεται στο 
τελευταίο εδάφιο του Άρθρου 12.1 (β) της παρούσας, το Δημόσιο 
υποχρεούται να καταβάλει το αργότερο μέχρι την προτεραία 
εργάσιμη ημέρα της Ημερομηνίας Αναπροσαρμογής, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας, τα ανωτέρω ποσά, στον 
ειδικό λογαριασμό της κατωτέρω παραγράφου (γ), όπως αυτό θα 
αποδεικνϋεται από σχετική βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος, 
η οποία θα κοινοποιείται αυθημερόν επί αποδείξει από το Δημόσιο 
στον Παραχωρησιούχο. 

(γ) Η εκ μέρους του Δημοσίου καταβολή των ποσών της ανωτέρω 
παραγράφου 12.1 (α) θα γίνει σε διακριτό λογαριασμό του 
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Ελληνικού Δημοσίου με τον τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός ν. 
3621/2007», που θα ανοίγει και θα τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, ο οποίος, με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 
(δ), θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή 
εκ μέρους του Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο των ποσών 
αυτών και από τον οποίο δεν διενεργεϊται καμία άλλη πληρωμή, 
πράξη ή συναλλαγή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, 

(δ) Η αποδέσμευση υπέρ του Παραχωρησιαύχου των ανωτέρω 
ποσών θα γίνεται με την προσκόμιση στην Τράπεζα της Ελλάδος 
με μέριμνα του Παραχωρησιούχου, της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης 
που εκδΐδεται σύμφωνα με το άρθρο 13,4 της παρούσας, χωρίς 
να απαιτείται οπαιαδήπστε άλλη διατύπωση, συναίνεση ή άλλου 
είδους ενέργεια εκ μέρους του Δημοσίου ή οποιοσδήποτε τρίτου. 

(ε) Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14.2 της παρούσας δεν έχει 
επέλθει η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης ή δεν έχει 
προσκομιστεί στην Τράπεζα της Ελλάδος η συμφωνία παράτασης 
του άρθρου 14.2 της παρούσας, οποιαδήποτε ποσά έχουν 
καταβληθεί εκ μέρους του Δημοσίου, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
παραγράφους σε πίστωση του λογαριασμού του άρθρου 12.2 (γ) 
της παρούσας, αποδεσμεύσνται αυτοδικαίως και άμεσα υπέρ του 
Δημοσίου, το οποίο και δικαιούται οποτεδήποτε να τα αναλάβει, 
χωρίς να απαιτείται προς τούτο οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, 
συναίνεση ή άλλου είδους ενέργεια εκ μέρους του 
Παραχωρησιούχου, των Αρχικών Μετόχων του, των Δανειστών 
τους ή οποιουδήποτε τρίτου. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ 

13.1 Ως Ημερομηνία Αναπροσαρμογής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία θα 
υπολογιστεί και προσδιοριστεί το ποσό του κόστους μερικής καταγγελίας 
των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο Προσάρτημα 6 της παρούσας, θα 
προσαρμοστεί το συνολικό ποσό Πρόσθετης Χρηματοδοτικής Συμβολής 
και το αντίστοιχο ποσό της δεύτερης καταβολής του Πίνακα 3Α της 
Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με τα κατά τροποποίηση Άρθρο 7.3.4 
(α) αυτής (η «Αναπροσαρμογή»), θα εκδοθεί η Βεβαίωση Αποδέσμευσης 
και θα υπόγραφε! το Πρακτικό Επιβεβαίωσης της Ημερομηνίας Έναρξης 
Ισχύος Τροποποίησης σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 

13.2 Το Δημόσιο, αμέσως μόλις επιτευχθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων της 
παραγράφου 12.1 (ό) της παρούσας, θα ορίσει και γνωστοποιήσει 


ΕΚΠΠΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟΠ10Ν ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 


Σελ.76 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


5115 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα — Κόρινθος — 
Πότρα — Πύργος - Τσακώνα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


εγγράφως και επί αποδείξει στον Παραχωρησιούχο την Ημερομηνία 
Αναπροσαρμογής η οποία: 

(ο) πρέπει να συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα κατά την οποία είναι 
ανοικτές οι Ευρωπαϊκές χρηματαγορές, και 

(Ρ) δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τρεις (3) και περισσότερο από 
πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της 
γνωστοποίησης αυτής από τον Παραχωρησιούχο. 

13.3 Παράταση της ανωτέρω προθεσμίας είναι δυνατή μόνον μετά από 
έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου με την οποία επιπλέον καθορίζεται νέα 
Ημερομηνία Αναπροσαρμογής. 

13.4 Ως προς την Αναπροσαρμογή συμφωνοϋνται περαιτέρω και τα ακόλουθα: 

(3) το Δημόσιο ορίζει με την παρούσα, και οι λοιποί εδώ Συμβαλλόμενοι 
αποδέχονται τον ορισμό αυτό, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 
ως εκπρόσωπό του στη διαδικασία Αναπροσαρμογής, ,με 
αρμοδιότητα (ί) την παρακολούθηση για λογαριασμό του Δημοσίου 
της διαδικασίας Αναπροσαρμογής, και (ϋ) την έκδοση βεβαίωσης, με 
την οποία θα πιστοποιείται η ορθότητα της συναλλαγής, - σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο Πρωτόκολλο Διαδικασίας Αναδιάρθρωσης 
Συμβάσεων Αντιστάθμισης Κινδύνου Επιτοκίων το οποίο 
προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 6 - και το ποσό του 
κόστους μερικής καταγγελίας των συμβάσεων αντιστάθμισης 
κινδύνου επιτοκίων (η «Βεβαίωση Αποδέσμευσης»). 

(ό) η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., υπό την ανωτέρω ιδιότητά της, 
θα παραδώσει τη Βεβαίωση Αποδέσμευσης στον Παραχωρησιούχο 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτός και οι Αρχικοί Μέτοχοι έχουν 
προηγούμενο υπογράφει το Πρακτικό Επιβεβαίωσης της 
Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

14.1 Η ημερομηνία κατά την οποία θα διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί εγγράφως 
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με το κείμενο που προσαρτάται 
στην παρούσα ως Προσάρτημα 7 (Πρακτικό Επιβεβαίωσης Ημερομηνίας 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης), ότι έχει πληρωθεί το σύνολο των 
ανωτέρω προϋποθέσεων, περιλαμβανομένης και της Αναπροσαρμογής 
θα αποτελεί την Ημερομηνία Έναρξης Ιοχύος Τροποποίησης. 
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14.2 Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία που απέχει έξι (6) εβδομάδες 
από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, δεν έχει επέλθει η 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, θα έχουν εφαρμογή οι όροι 
του άρθρου 15 της παρούσας, εκτός αν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, προ της 
εκπνοής της, συμφωνήσουν εγγράφους τους όρους και προϋποθέσεις 
παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας. 


Ι\ I Σ.Π 1 Π£. £, 1 ΙΊΗΟλΙΊλΗΐ. 


Σε περίπτωση μη επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης εντός 

της προθεσμίας του άρθρου 14.2 της παρούσας και υπό την επιφύλαξη των τυχόν 

παρατάσεων που θα συμφωνηθοΰν μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών σύμφωνα 

με το άρθρο 14.2 της παρούσας: 

(α) η παρούσα Συμφωνία θα λύεται αυτοδικαίως, θο παύει εφεξής να παράγει 
έννομο αποτελέσματα και το Συμβαλλόμενα Μέρη θα απαλλάσσονται από 
κάθε τυχόν ευθύνη ή αξίωση αποζημίωσης εκ της παρούσας έναντι αλλήλων 
απορρέουσα από την παρούσα Συμφωνία, και 

(β) Η Σύμβαση Παραχώρησης, περιλαμβανόμενων και των Προσαρτημάτων της, 
θα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει χωρίς οιοδήποτε των Συμβαλλομένων 
Μερών να δικαιούται να επικαλεσθεί ή να προβάλει οποιεσδήποτε απαιτήσεις 
με βάση το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας, 

(γ) Οι όροι των άρθρων 17 και 18 της παρούσας επιβιώνουν της καθοιονδήποτε 
τρόπο λύσης της παρούσας Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

16.1 Ρητά συμφωνοΰνται τα ακόλουθα ως προς την ισχύ της παρούσας 
Συμφωνίας: 

16.2 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 12.2 της παρούσας, οι 
συμφωνούμενες δια του Αρθρου 5 της παρούσας τροποποιήσεις της 
Σύμβασης Παραχώρησης ισχύουν και παράγουν έννομα αποτελέσματα 
μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών από την επέλευση της Ημερομηνίας 
Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης. 

16.3 Τα Μέρη αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι η παρούσα Συμφωνία συνιστά 
εφ' άπαξ ρύθμιση, και ότι δεν δεσμεύονται εξ αιτίας αυτής στο μέλλον να 
προβούν στην σύναψη συμφωνίας όμοιας ή συναφούς με την παρούσα 
(κατά το περιεχόμενο ή κατ' αποτέλεσμα) σε περίπτωση συνδρομής 
λόγων ανάλογης φύσεως με,αυτούς που αναφέρονται στο ανωτέρω 
άρθρο 4. 
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ΑΡΘΡΟ 17 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Όλες οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των Συμβαλλόμενων, από την 
υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας έως και την Ημερομηνία Έναρξης Ιοχύος 
Τροποποίησης, σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της παρούσας 
Συμφωνίας θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 33.3 (Επίλυση 
Διαφορών) της Σύμβασης Παραχώρησης. 

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και 
ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτές. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 
12.2(α) της παρούσας, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης, η 
Σύμβαση Παραχώρησης ισχύει και ερμηνεύεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 
της παρούσας Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητά συνομολογούν ότι με την παρούσα Συμφωνία 
τροποποιούνται αποκλειστικά οι ανωτέρω υπό το Άρθρο 5 αναφερόμενες 
συγκεκριμένες διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης, η οποία κατά τα λοιπά ισχύει 
και δεσμεύει τα Μέρη όπως αρχικά συμφωνήθηκε. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος και οι 
Αρχικοί Μέτοχοι, υπέγραψαν την ημέρα που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος 
την παρούσα Συμφωνία δια των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους που 
αναφέρονται παραπάνω, σε δέκα (10) πρωτότυπα εκ τρων οποίων έλαβε τρία (3) 
το Δημόσιο και ανά ένα (1) οι λοιποί συμβαλλόμενοι. 


ΠΑΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 


ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 




Μιχαήλ Χρυσοχοϊδης 


ΕΚΠίΤΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟΙΓΠΟΝ <Χ>ΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 


Σελ. 79 










5118 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος 
— Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 


νΐΝΟΙ ΟΟΝΟΕ88ΙΟΝ5 5.Α.5 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 



Παναγιώτης! Παπανικόλας 


ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 



ΛεωνίδαςΜπόμπολας 


Ε-' 

I 

εΛ· 




I 

I 

δ 


3 & Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 



Στυλιανός Γεωργαλϊδης > 


ΗΟΟΗΠΕΡ ΡΡΡ 5οΙυ«οη$ Οπι&Η 
ΟΧ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΚΙ3Μ5 Βοβάβ 


ΕΚΠΓΤΓ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΗΧΕαΓΠΟΝ ΟΟΡΥ_Ρ_ΡΐυΝΤ 


Σελ.80 



















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


5119 


ΕΡΓΟ: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση 
και Εκμετάλλευση Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - 
Πάτρα - Πύργος - Τοακώνα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 



ΓΕΚΤΕΡΝΑΑΕ 
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 



ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 


- 


9 ^ 


ϊΥσταντϊ 

ΐτος Μντζάλης 



ΕΚΠΓΤΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ_ΕΧΕΟΓΠΟΝ α>ΡΥ_Ρ_ΡΗΙΝΤ 


Σελ.81 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 


ΕΚΓΙΠΤ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠ.ΕΧΕΟΠΊΟΝ (Χ>ΡΥ_Ρ_ΡΚΙΝΤ 


Σελ.82 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους. 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 


Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 


Θεωρήθηκε καί τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡΧ/Ρ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 6 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 6 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 6 

30 6 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 6 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

56 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 6 

- 

20 6 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 6 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-ΐΌΠΐ από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 6 ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 6 

Α.Α.Π. 

160 6 

Ε.Β.Ι. 

65 6 

Α.Ε.Δ. 

10 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 6 

Δ.Δ.Σ. 

225 6 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 6 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 6 

Β' 

320 6 

Γ' 

65 6 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 6 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 6, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• ΗκαταβολήγίνεταισεόλεςτιςΔημόσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες(Δ.Ο.Υ.).Τοπρωτότυποδιπλότυπο(έγγραφοαριθμ.πρωτ.9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ.οιι·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ή1ίρ://νννννν.βί.9Γ - β-πιαϊΙ: ννβόπΐ3δίβΓ.βί@βί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


*01002691 1 1 2130280 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 









































































